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مكادمه4 : 


مع انتهاء الحرب العالمية الاولى عك ٠‏ “وا تكتيوالقوات البريطانية قد احتلت فلسطين 
والعراق بينما سيطرت القوات الفرنسية على لبنان والسواحل الغربية لسوريا » اما شرقي 
الاردن فقد سيطرت عليه قوات الثورة العربية الكبرى وتمكنت من الدخول الى دمشق 
واخراج الاتراك منها وتأسيس حكومة عربية بقيادة الامير فيصل بن الحسين ٠‏ 


وبموجب مؤتمر سان ريمو الذي عقدته الدول المنتصرة (دول الحلفاء) في الحرب العالمية 
الاولی اشاق کا و کے ایق شوق الاريلان ال ان اتک الإنتذاب البريطاني 
ووضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ٠‏ 


وقد عملت الادارة البريطانية منذ بداية الانتداب البريطاني على شرق الاردن على اعداد 
تقارير سنوية او شهرية او ربع سنوية (كل ثلاثة أشهر) عن تطورات الاوضاع في شرق 
الاردن التي اوكلت مهام ادارته الى المعتمد البريطاني في شرق الاردن والذي يتبع بدوره 
الى المندوب السامي البريطاني في القدس ٠‏ 


وتكمن اهمية هذه التقارير في كونها تعطي صورة واضحة عن الاوضاع الادارية 
والاقتصادية والاجتماعية والصحية والامنية للسكان في شرق الاردن خلال فترة الانتداب 
البريطاني › وتكتسب تقارير الأشغال ( النافعة ) التي يتضمنها هذا الكتاب أهمية خاصة 
كونها تنفرد عن غيرها من التقارير بالحديث عن الطرق والابنية والمعسكرات وغيرها من 
الأمور التي تهم قطاع الخدمات لدى المواطنين ٠‏ 


لقد اطلق الناس على مشاريع الطرق اسم النافعة » والنافعة هنا من المنفعة » وهي ان 
الحكومة كانت تلجأ في سنوات القحط » ومن أجل وضع حد للمجاعات الى تشغيل الناس » 
ولم يكن في ذلك الوقت افضل من الطرق لتشغيل الناس بها من جهة › وفتح الطرق 
واجراء تعديلات او تحسينات عليها من جهة اخرى ٠‏ 


وتمييزا لهذه المشاريع عن المشاريع المخطط لها » أو بمعنى الطرق الرئيسة التي تريد 
الدولة فتحها كانت تطلق على هذه المشاريع اسم الاسعاف » أي ان هذه المشاريع تهدف الى 
اسعاف الناس في سنوات المحل ٠‏ 


وقد شهد عام ١594‏ اكا اواك الكازا مكار الفا > وكانت الدولة تستخدم 
العشرات من العمال بل المئات منهم » وبأجرة يومية مقدارها مائة مل (فلس) ٠‏ 
ومن طرق الابيقائ و تلك اللدنة : 

٠ عامل‎ ٠١ طريق العارضة - غور داميا وعمل بها قرابة‎ -١ 

؟- طريق الزرقاء - الازرق - قاع الوساد وعمل بها ما بين ٠٠١-5٠‏ عامل ٠‏ 

1-| طرايق ما > نان ر[ به “بعالك !ا 

- | طرايق قلعا جار کن کے کن 

د- طريق السلط - الغور وعمل بها ٠٠١‏ عامل ٠‏ 

«- | طرايق ا ن و يي اد 

۷- طريق مادبا - ذيبان وعمل بها ١5١‏ عاملاً من بني حميدة والبلقاوية ٠‏ 

۸- طريق ماحص - وادي السير وعمل بها 50 عاملا من عباد ٠‏ 


8- طريق ماحص 1 - وادي شعيب ٠‏ 


٠ك‏ طريق حمامات ماعين » معظم العمال من بني حميدة ٠‏ 
0ك طريق الازرق - بغداد » معظم العمال من بني صخر ٠‏ 


وكان كل تقرير ربع سنوي يتضمن بنداً يحمل عنوان صيانة الطرق يبين الطرق التي كانت 
تحت الصيائة ال اا0 اي الثاني لعام ٠۹۳۲‏ 
ان من بين الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة طريق عمان - السلط - جسر الملك 
حسين وطولها 57 كيلومترا » وطريق صويلح- جرش وطولها 45 كيلومتراً » وطريق 
عمان - وادي السير وطولها ١١‏ كيلومترا وطريق عمان مادبا وطولها ۲۳ كيلومتر ٠‏ 


ويستدل من هذه البيانات ان الطرق التي كانت تربط العاصمة بالمدن الاخرى الرئيسة 
والطرق التي تربط عمان مع السلط وجسر الملك حسين المؤدي الى فلسطين هي التي 
كانت تحظى بالصيانة المسثمرة نظر ١‏ الها #الستخداماتها ٠‏ 

كما تبين التقارير الاعمال الني كا كلها از ق فإ لبور والحفر والتعزيل وفرش 
التراب والحصى وبناء الجدران الاستنادية وقلع الحجارة البارزة في الطرق وترقيع 
الاسفلت وتصليح البانكيت ٠‏ 


كما شاا ر لاك لني كل دوو و ع ا یش الغاء 
بعض المنعطفات وتقصير بعض الطرق وتصليح ما تهدم وبناء ما تحتاجه الطرق من 
جدران استنادية وتعبيد الطرق وفتح طرق جديدة وترد في التقارير على النحو التالي : 
في العاء آ۲١‏ | تنا لد ٠‏ اس و عو وچ ایر وی عار پد 
إجار إالملك سيل | رك با عة كار :لجرك اسابل وبا اتر لقص انرا 
فيزم !؛ امنا أ 
وفي مثال اخر : 
في [الكبلومارات ,كت ايقن س ١‏ ماني اين ': " مكيل لما يتخال 6 الطريقا 2 
المنعطفات فقد وجد من الضروري تغييرها بقصد تقصيرها وتحسين استقامتها وللاقتصاد 
في النفقات حين تعبيدها  '‏ . 
كما تظهر التقارير اهتمام الدولة في فتح طرق جديدة تربط القرى بالمدن نظرا لأهمية هذه 
القرى ۰ بيو جل ١‏ 0 0 رار E‏ ا هه لساكوين ففي عام 
۳ تم فتح ريق فالعا ر ةا - غررا داه يطول ا كيلو منررا وار یق ادبا - حمامات 
ماعين بطول ۲١‏ كيلومتراً » وفي عام ۱۹١۳‏ تم فتح طريق الكرك - الطفيلة وطريق 
المزار - مخفر القصر ووادي اللعبان - الطفيلة وطريق العقبة - رم » وفي العام ١175‏ 
تم فتح طريق مادبا - صياغة » وفي.العام1۳۸ارتم فتح طزيق وادي الموجب ٠‏ 

7 انظر التقرير الربع السنوي الاول لعا‎ -١ 

اا نهم ٠‏ 


كما اهتمت الدولة بتوسعة الطرق نظراً لازدياد عدد السيارات وزيادة استخداماتها في النقل 
من عام الى آخر ورافق ذلك بناء الط شارات وحواجز اقفاض الحديد المملوءة 
بالحجارة والجدران الاستنادية والختادق التحويل ماري المياه وتوجيهها الى العبارات 
لحماية هذه الطرق من الحواديية؟ اانا اولي 


كما تظهر التقارير دلالات واضحة على رغبة المواطنين من ابناء شرق الاردن في 
المساهمة في تنفيذ العديد من مشاريع الطرق طوعاً ودون مقابل » فقد أشار التقرير الربع 
السنوي عن الاعمال التي تمت في لواء البلقاء خلال الثلاثة اشهر المنتهية في 
١‏ الى ذلك بوضوح عندما تحدث عن فتح طريق السلط - غور داميه كما يلي 
: " تم فتح الطريق الكائنة ما بين العارضه وغور داميه مع تحسين الطريق القديم ابتداء من 
السل أت | نهر ار العة ل و 12577980 بطر 759 کور فيال مانا من اکان من 
أشرااف]وملاظرة طاتراة اللافعة ا ! 


وكذلك الامر فيما يتعلق بطريق مادبا - حمامات ماعين حيث تم فتح 5ر8١‏ كم على ان 
تقدم الالات والادوات من دائرة النافعة » وكثيرا ما كانت تتوقف عمليات فتح وتنفيذ الطرق 
نظر لانشغال الاهلين بالزراعة في مواسم الحراثة والحصاد او بسبب انتشار الامراض ٠‏ 
ل ال ل لسرن BAN EET TET STE‏ 
OE A,‏ بالمر E‏ ۹ حيار ل [E EY‏ السا ر اثة 


اراضيهم من جهة اخرى فقد ارجأ العمل " ٠‏ 

وهنا لا بد من الوق اقلا هاا ١‏ سا د وس - الجا اسب ما جاء في 
التقرير » وان دائرة الاشغال كانت تقدم أدوات فتح الطريق ؟ 

ان الجواب على هذا التساؤل » وحسب التقارير الموجودة بين ايدينا تشير الى الأعمال 


التطوعية » ولكن واقع الحال يخالفكة ثالث ٠‏ كد كان هؤلاء العمال هم من المساجين 
والذين كانوا ينقلون من طريق الى آخر من اجل العمل بهذه الطرق » ودون مقابل ٠‏ 


وقد غفلت التقارير الا نادراً من نسبة فتح هذه الطرق المشار اليها بالمجانية الى الاهالي 
خشية 3 تعليق عصبة الامم على ذلك واثارة موضوع حقوق الإنسان »> ومن هنا كانت هذه 
التقارير تقدم على ان فتح الطرق قد تم من قبل الأهالي ٠‏ 


وربما كانت هذه الاشغال الشاقة التي كان يقوم بها المساجين هي وراء الخوف الكبير الذي 
كان يشعر به الناس إزاء السجن » وقد عبر احد المساجين في شعر شعبي عن العذاب الذي 
كان يواجهه المساجين بقوله : 

يا الربع تراني تايب بالسجن شفت العذايب 
بمعنى : (يا اخوان انا تائب لما لمسته من العذاب في السجن ) 


ومن هنا يمكن القول ان المساجين خلال تلك الفترة قد أدوا خدمة كبيرة للوطن بقيامهم 
بالمشاركة في فتح الطرق ٠‏ 

لا ايد إن |التنوويه|هنار انضنا_ ان عض للق جين قد دف | حتاتهه_اثياء العمل_والاسيما_عنا 
تفجير الالغام في الصخور التي كانت تعترضهم اثناء العمل في فتح وتعبيد الطرق ٠‏ 
ويجب ان لا ننسى كذلك ان قوة الحدود ورجال الدرك كان لهم دور كبير في فتح الطرق 
لاسا أأثناة اوعد سس ادل فصل لفت ةت مس فا ل دصو فك العبار انالا 
في هذه الطرق » بالاضافة الى قيام رجال الدرك بحراسة المساجين اثناء العمل ٠‏ 


وفي مجال الابنية فإن هذه التقارير تتحدث عن صيانة الابنية العامة كالمقر العالي ودار 
دولة المعتمد البريطاني ورئاسة الوزراء ومعسكر الجيش في المحطة وقيادة الشرطة 
ووزارة العدلية ومدرسة اناث عمان ومدرسة الصناعة بعمان ومدرسة الزرقاء ومخفر 
الشرطة في ماركا ومخفر درك عمان وجمرك المحطة ودائرة الاثار ومستشفى الحكومة 
في عمان ودار الحكومة في السلط وسجن السلط ومدرسة تجهيز السلط ومدرسة مادبا ودار 
الحكومة في مادبا ومكتب بريد الزرقاء ومكتب بريد شرق مادبا ومخفر الشونة ومخفر 


المهاجرين والمجلس التشريعي ومخفر اليادودة ومخفر جسر الملك حسين ومدرسة تجهيز 


اربد ومخفر درك اربد وسجن اربد ودار حكومة جبل عجلون ومخفر درك عجلون وبرق 
وبريد جرش وجمرك الرمثا ومخفر الشيخ حسين » وجمرك جسر المجامع ومحطة الفدين 
( المفرق) ومخفر كريمة في الاغوار ومخفر غور المزرعة ومخفر درك الحسا ومكتب 
بريد القطرانة ومستشفى لك الك امك ا "انضافي ومخفر درك القطرانة 
ودار الحكومة في لكر كا لبت ينك رف تتا كك والابنية الحكومية في 
معان والبادية ووادي موسى والشوبك ٠‏ وكانت الصيانة تشمل الطراشة والدهان وتركيب 
شبك حديد او شناكل وغالات للابواب والشبابيك وتصليح مجاري وتركيب بلاط ومد اسقف 
وأرضيات بالاسمنت ٠‏ ولم تغفل التقارير تنفيذ أي عمل مهما كبر أو صغر ابتداءً من دار 
الحكومة وانتهاء بكن الدجاج بحيث تذكر تنفيذ العمل بأدق تفاصيله ٠‏ 


ومن الناحية الادارية تبين تقارير الاشغال على سبيل المثال التقسيمات الادارية في شرق 
ارا LN‏ ا ا ا 0 
الشطالية » | لوال كر الذي يضم الحسا والقطرانة ولغورا الصاكي ولق مان الذي اا 


القويرة ووادي موسى ٠‏ 


وتوضح التقارير تطور البنية التحتية للمدن والقرى الاردنية في شرق الاردن وتعكس 
صورة واضحة عن تنفيذ المشاريع بأدق تفاصيلها في مجالات الطرق والجسور والعبارات 
والمباني الحكومية كدار المعتمد البريطاني ورئاسة الوزراء والمجلس التشريعي وقيادة 
الجيش ردا د ا و ع ا انارت افا والمدارس 
والوزارات والمحاكم والسجون والمياه والبرق والبريد ٠‏ 
كما تبين التقارير تاريخ مباشرة لعمل في بناء المؤسسات والمباني الحكومية ومدى 
الانجاز + فعلى سبيل العا لو ابر زر 1 ا الثلاثة اشهر المنتهية في 
۱ الى ان ما ثم من لقال :قي لم راتا كما يلي : 

- مخفر صويلح ۷۰ 

- سر ل الرسان ٠١‏ 


0 مخفر سحاب 200 


_- مخفر ناعور 2/0 


كما يشير التقرير الى اسباب تأخر بناء مستشفى في عمان على النحو التالي : 

" لقد تأخرت اعمال بناء المستشفى بسبب الظروف الدولية الاخيرة وتوقف حركة البناء فيه 
" في اشارة الى التوتر الدولي الناجم عن بدايات الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

كما تبين التقارير انواع الاثاث التي جرى ابتياعها او معاينتها وتشمل اثاث دوائر الحكومة 
واثاث المدارس وكمثال على ذلك اورد تقرير الربع الأول لسنة ١175‏ انواع الأثاث كما 
يلي : 


اثاث دوائر الحكومة : 


كرالسي عدد ١١‏ 
طاولات باشكال مختلفة عدد ۱١‏ 
مقعد خشبي عذڈ سا 
خزانة باشكال مختلفة عدد ۷ 


اثاث المدارس : 


رکال صيير عدد ۱١‏ 
خزانة عدد ۲ 
كرسى i E‏ 


ويبين التفرير ربع السنوي التي" ف اور ١ ١‏ الآثاث واللوازم المستخدمة في 
الدواكر' الحكومية ومفها : 


تعليقة ) علاقة ( ثياب عدد 4 
خزانة عدد ۲٦۹‏ 


رحلايه ممه ١‏ 


صندوق خشبي للجيش 
ولقوة الحدود 56 
طاو لات ۷ 
كراسي خشب 355 
كراسي حديد ۳ 
الواح خشبية ۲٦‏ 


١ مقعد خشبي لمدارس الحضانة ونملية للطعام ( خزانة ) عدد‎ ٠ 


ويتبين من تقارير الأثاث وبالتحديد من رحالي المدارس ازدياد اقبال الطلبة على الالتحاق 
بالمدارس كما توجد إشارة واضحة الى بدء الاهتمام بدور الحضانة ٠‏ 


إل تاريل تمل قنع ع مكريات| الم اليوميا وااشغل الجا بة أو الا 
ا ل ل 1 كس م اخ 
وتاثيراته على المزارعين والمواطنين وتبين سنوات الجفاف والخصب ٠‏ 


عط ملبيل| المثالك فك عام ه11١‏ تيد اسار ا افزيرة ممت جميع مناطقٌ تكو دود 
وتسببت الفيضانات في جرف الجسور والعبارات ويظهر ذلك من خلال التقرير ربع 
السنووللعام المدكور على والههر اتال 

' بنارية 596972 رطا انار زر خربت اما خيرة من مد لكل ا (طريق 
السلط - جد لل ار الك حا ايل 


" وفي الكيلومتر 48 لقد جلبت السيول احجارا كبيرة وله وجرفت في الكيلومتر ”5 
الجدران الاستتادية' 


وفي مثال اخرى : 


' جرفت السيول عموم عبارات قسم الطريق الواصل بين صويلح وجرش " » وجرف نهر 
الزرقاء الجسر المقام عليه بتاثير الفيضان ٠‏ 


ومن بين الطرق التي تعطلت > ار ا فام 19 طريق السلط - جسر 
الملك حسين وطريق عمان - المقر العالي وطريق صويلح - جرش وطريق عمان - 
المحطة وطريق المحطة - الزرقاء وطريق عمان - مادبا وطريق عمان - ناعور وطريق 
عمان - وادي السير وطريق مادبا - ذيبان وطريق صويلح - الحمر - ماحص وطريق 
000 اي الا سر E‏ ا 


وتبين التقارير ان العام ١95‏ شهد أمطاراً غزيرة في شهري شباط وتشرين أول لم 
تشهدها الاعوام التي سبقته وشملتها هذه الدراسة كما شهدت الاعوام 1١915‏ . ۱۹۳۷ › 
0 ا|امطار ا غزائرة خا بت كعاتن اللو ولوين اناد ينها لأمر لذي ئل کاس 
ان مواسم الاعوام ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ و ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ كانت جيدة ٠‏ ومن الطرق التي 
لحقتها الاضرار : 

راق الا كهير. الملك حسين ٠‏ 

طريق عمان - المحطة 

طريق عمان - الزرقاء 
وتقدم لنا التقارير صورة عن الينابيع والآبار التي كانت تقوم بحفرها الدولة » ومعالجة قلة 
المياه اذا ما ظهرت في ناحية ماء كما هو الحال في الرمثا والبويضة وام الكندم والجبيهة 
وصويلح وعين ماء الفحيص وعين ماء عين الباشاء بالاضافة الى محاولات عمل السدود 
الصغيرة لجمع الأمطار وري الأراضي منها في الأودية التي تتم الزراعة على جانبيها ٠‏ 
ومما جاءت به هذه التقارير ان الدولة عمدت ومنذ عام ۱۹۳٤‏ الى انشاء سجن خاص 
للنساء » وهذا يدل على ان جرائم النساء بدأت تطفو على السطح » وقبل هذا التاريخ » 
كانت هناك غرفة او غرفتان ملحقتان بسجون مراكز الألوية لسجن النساء » وأما انشاء 
سجن خاص للنساء فهذا يدل على تحول في هذا الشأن ٠‏ 


وتشير التقارير الى ان هذا السجن قد بني في عين غزال » وهو الى جانب سجن الرجال او 
ما سمي فيما بعد بالسجن المركزي في المحطة / عين غزال ٠‏ 


وأشارت التقارير الى تأسيس مؤسسة انقاذ الطفولة عام ١177‏ » وهذا يدل على الاهتمام 
الكبير الذي كانت توليه الدولة بالاطفال » وما انشاء مؤسسة لهم الا خطوة رائدة في سبيل 
المحافظة عليهم ٠‏ اضافة الى ان بناء العيادات في عمان وجمعية خيرية وملجأ للفقراء من 
العجزة ومدرسة للعلوم الدينية في شارع السعادة بعمان عام ١1547‏ يعطي دلالات اجتماعية 
واضحة تجاه بدء الاهتمام بالفئات الفقيرة ٠‏ 


ایت تقار بيه کیا اہر اد الت کا کہ کی اء إن أحيث ایک ا وهي 
الحجارة غير المشذبة » والصرار ( الحجارة الصغيرة ) والاسمنت › والشيد وغيرها من 
لمواد | نط آل سال ووت اواو اور اک 7ر اف 
البيوت والمدارس كانت تطين بالتبن والتراب لكي تحافظ على تماسكها فترة اطول وهي 
لمرد إتي كاك ر ذراها اس عدن اا 


ومنذ عام 1971 كثر أ بناء/المخافر ليشمل جميع انحاء“المملكة“لأسيما في مناطق الحدرك 


ويعود هذا الاهتمام الى الأوضاع الامنية والظروف السياسية التي كانت تمر بها فلسطين 
في ذلك الوقت حيث بدأت في هذا العام الثورة الفلسطينية الكبرى واستمرت ۳ سنوات ٠‏ 


التجنيد الك نات يوا ا1 دن اا فى اا وور ار ية اة ٠‏ 


والأمر الآخر الذي أشارت اليه التقارير هو وجود مستشفى للحيوانات في الأردن عام 
١‏ .۰ وكان هذا المستشفى يتبع مستنبت الجبيهة مكان الجامعة الاردنية اليوم » وان دل 
ذلك على شيء فإنما يدل على اهتمام الدولة بالثروة الحيوانية ٠‏ 


وربما يكون نشر هذه التقارير » وعلى حد علمنا » الأول من نوعه في العصر الحديث في 
العالم العربي » صحيح ان التراث الاسلامي الجغرافي والخراجي قد احتوى على أهم 
الطرق التي كانت تربط العالم الاسلامي في ذلك الوقت » الا ان هذا الاهتمام قد بدأ يتلاشى 
ونادرا ما يظهر الاهتمام بمثل هذه المسائل في وقتنا الحاضر ٠‏ 


وبشكل عام فإن هذه التقارير ما هي الا صورة مجملة عن احوال شرق الاردن وانجازاته 
في المجالات كان ات را را خا و ا تارب امار نيشرن#الاريين في عهد 
الانتداب البريطاني ٠‏ 


ويأتي نشر هذه التقارير بهدف تسهيل اطلاع القراء والباحثين والمهتمين عليها والاستفادة 
منها في الكشف عن التاريخ الاداري والاقتصادي والاجتماعي لشرق الاردن تحت الانتداب 
البريطاني ولعل فيها ما يكمل مجموعات التقارير التي تم نشرها عامي ٠۹۸۷ › ۱۹۸٩‏ 
والتي تحمل عنوان تقارير عن شرق الاردن عام ١155262551515‏ خاصة وان تقارير 
الاشغال تغطي الفترة من ۱۹۳۲/١/١‏ وحتى ١7/5١/157١م‏ وهي الفترة التي نفتقر فيها 
الى المصادر والمعلومات التي تعطي صورة واضحة عن أحوال شرق الأردن تحت 
الانتداب البريطاني ٠‏ 


والله ولي التوفيق ›» 


الباحثان 
الدكتور محمد عبد القادر خريسات 


الدكتور جورج طريف داوود 


تقارير بربطانية عن شرق الاردن 


التقرير الربع السنوي عن الاشغال العامة التي تمت 
في اللواء خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۲/۳/۳۱‏ 
القسم الاول - الطرة 


١ذ-‏ صيانة الطرق : 
الطرق المبينة أدناه كانت تحت الصيانة المستمرة : 


الطريق المجموع 
بالكيلومتر 
طريق عمان - السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) ۳ كيلومتر 
طريق عمان - المحطة مع الفرع الموصل للمقر العالي ودولة ٠‏ كيلومتر 
المعتمد البريطاني 
طرإية] غمآن اك وإدي السير كبو مد 
طرإيق| عمان - لووقا او 
طريق عمان - مادبا ۳ كيلومتر 
طريق عمان - ناعور ٠‏ كيلومتر 
طريق صويلح - جرش ل مشر 


اما الطرق المبيقة اا فقد كان تحتل كات هط 
طريق قلعة عمان2 - الكيلومتر ٤‏ من طريق السلط ٤‏ كيلومتر 
المجموع ۷ كيلومتر طول 


والاعمال التي اجريت لصيانة هذه الطرق هي : 


العمل المجموع 

١ م٠١ املاء جور للقي‎ -١ 
)( فرش تراب 5 رط‎ -١ 
تنظيف بحص وحجارة مط‎ -۳ 
حفر وتعزيل خنادق 65 مط‎ -٤ 
وضع حجارة مؤونه 4اط‎ -٥ 
تصليح بانكيت 19 مط‎ -5 
"٠ حفر واملاء لطه‎ -۷ 
E اکر کر‎ -۸ 
۲ بناء وتصليح جدران استنادية الي‎ -٩ 
قلع للجاراة باززة ۸ مط‎ 2٠ 
PKA رصف جبش‎ -١ 
r تکار اا سوسس‎ 5 
مط‎ ٥ تنظيف طين‎ -١ 
AT ترقيع اسفلت‎ -٤ 
مط‎ ٥ فرش رمل‎ -٥ 

۲ - تحسين الطرق : 


- الكيلومتر ٠۳-١١‏ من طريق عمان - السلط : جرى تغيير قسم الطريق الواقع 
ما الى يورا ال تقو ليرا ےا أضبحت مسافته 
اقصر مما كانت عليه بماية وخمسين مترا وقد تم من اعمال الفتح الترابيية 
٠. A.‏ 


والاعمال التي جرت عليه هي : 
= حفن واملاء 370 


= حفر خنادق جديدة ٠‏ مط 


- الكيلومتر -٤١‏ تم تعبيد المنعطف الخطر الكائن في هذا الكيلومتر وذلك ببناء 
عبارة كبيرة وجدران استنادية وبهذا التعبيد نقص طول هذا الكيلومتر ١4٠‏ م٠‏ 
والاعمال التي جرت عليه هي : 
= حفر واملاء تراب ري 
= حفريات صخرية ال ين 
= بناء جدران استنادية ‏ ٠9م"‏ 


* © تتزفلت الطرّق!: 
- تم تزفيت الوجه الثاني من طريق عمان - المقر العالي والوجه الثالث سيباشر 
به في اوائل هذا الصيف ٠‏ 


: فتح طرق جديدة‎ - ٤ 
تم فتح الطريق الكائنة ما بين العارضة وغور داميه مع تحسين الطريق القديم‎ - 
ابتد اتن اسوك تی نيل اتو وون سم الوق وکو كيلو تاهو ذلك‎ 
٠ بعمال مجانا من الاهلين تحت اشراف دائرة النافعة‎ 


القسم الثاني - الابنية : 
صيانة المباني واشغال طفيفة : 
١‏ - المقر العالي : 
منها » تصليح شباكين وتثبيت درابزين درج الجناح الشرقي والغربي ٠‏ 


المطبخ : 

- تصليح بابين » تركيب شريط مناخلي لعموم الابواب والنوافذ » دهان عمومي 
للابواب والشبابيك» طراشة عمومية » تصليحات متنوعة في مواسير وقازان 
فرن المطبخ ٠‏ 

عمومية : 

- تصليحات عديدة متنوعة في الجهازات الصحية ٠‏ 


الديوان الاميري : 
- تصليح ودهان كوخي الحرس الاميري ٠‏ 


براكات الحرس الاميري : 

- تركيب خمسة درفات جديدة للثكنة » تركيب باب مصفح بالتنك لمغارة المواد 
المشتعلة » عمل جورتين امتصاصيتين مع تركيب مرحاض من خشب وزينكو 
احدهما منفرد لقائد الحرس والاخر مزدوج لجنود الحرس ٠‏ 


دار دولة المعتمد البريطاني : 
- تركيب حنفية ٠‏ تثبيت ستة مواسير تعليق لستارات النوافذ بالاسمنت › ترقيع 
قصارة » طراشة ملونة لواجهة غرفة ٠‏ 


المعسكر والسجن المركزي : 

- تركيب اسبست لسقف المستودع عوضا عن المكسور » تصليح عموم السطوح 
بالقلفونة » تركيب زجاج عوضا عن المكسور ٠»‏ تعزيل جورة مرحاض مع 
تحسين مجاري المراحيض » بناء ثلاثة جدران حفظاً لفرار المساجين ( انظر 
اشغال فوق العا 


١ 


خالا 


۱۳ 


رئاسة الوزراء : 

- تصليحات في قرميد السطح ٠‏ تزفيت سطح غرفة القلم مع تصليح قصارة 

المجلس التشريعي : 

اكيب للج gE‏ 

محكمة بداية عمان : 

- تم تركب قول حتلبعة. 

مستشفى الحكومة عمان : 

- تركيب حنفية سدادة ( على حساب المؤجر ) ٠‏ 

مدرسة الصناعة عمان : 

35 دهان رفوف خشب اطراف سطح براكات النوم ٠‏ 

دائرة الاثار : 

- تعزيل جورة مرحاض وصب سقفها بالباتون عوضا عن سقفها الخشبي 
المكسور ٠‏ 

دائرة المعارف : 

- تركيب رفين من خشب ابيض ورق زفت لغرفة المحاسبة ( على حساب 
المؤجر ) ٠‏ 


۲١ 


4 - جمرك المحطة : 

- تكحيل غرفة المعاينة بعمل جدارين من خشب مبطن ٠‏ 
١٠5‏ - دار الحكومة في السلط : 

- تركيب باب من خشب قطراني لقلم المحاسبة ٠‏ 
5 - سجن السلط : 


: دار الحكومة في مادبا‎ - ٠١ 
ترقيع قصارة كلسية » طراشة قسم من الصالون العمومي في الطابق العلوي‎ - 


»تصليح الميازقب”' ۰ 
۸ - مخفر الشونة : 
- تركيب قضبان حديدية لنافذة » تركيب عوارض حديد لباب غرفة التوقيف 2 


تبطين السطح ٠‏ تركيب ميازيب جديدة ٠‏ 


۹ - مخفر غور دامية : 
- تبطين السطح ٠‏ تركيب ميازيب جديدة ٠‏ 
٠6‏ - مخفر ذيبان - المخفر والاسطبل : 
- تصدع قسم من جدران المخفر بسب حدوث الصواعق وقد تم هدم الجدران 
المتصدعة وتجديد البناء مع تركيب الزجاج اللازم » وتصليح القصارة والكحلة 


وطراشة عمومية وتركيب سكرتين (غالين) ٠‏ 


٠ الميازيب وتعني المزاريب‎ -١ 


۲۲ 


۲ - اشغال فوق العادة : 
١‏ - مخفر الجيزة : 
- تم تجديد سقف اربعة غرف من باتون » طراشة اربع غرف مع تركيب درفة 
جديدة لنافذة وتثبيت الباب العمومي ٠‏ 
۲ - المعسكر والسجن المركزي : 
الاعمال %۸۰ ٠‏ 
۳ - قلعة الازرق : 
- تم إا | لأررظكةواقا جری "سايم الشقايط اشوک وااز رااان اا 
لتطزيق]] هاه القلعة ر دور داد ا 


المعاون الفني للواء البلقاء 


۳ 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء خلال 
الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۲/٦/۳۰‏ 


القسم الأول - الطرة 
١‏ - صيانة الطرق : ابين فيما يلي الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة : 
اليد | a SF‏ £ = 


2 E 
9 مز ات‎ 


الله :250 )2 


والاعمال التي جرت لصيانة هذه الطرق هي : 


ارت تصليح وبناء جدران استنادية 


٤ 


۲ - تحسين الطرق : 
- الكيلومتر ١١0ا‏ ك ١ل‏ من طرابة فان #السلط : جرى تغيير القسم 
الواقع ما بين الكيلومتر ١١-١١‏ بسبب ما يتخلله من كثرة المنعطفات وبذلك 


اسيك احا اسر ما#هانت علي إبماية سينا وقد بوشر بهذه 
الاعمال في الربع السابق وقد تم من اعمال الفتح الترابية ٠٠5ر١‏ كيلومترا 
والإشتغال التي جرت في بهذا«الربع هي 
- حفر واملاء 7 لاد 
- حفر خنادق جديدة ۹ مط 

- الكيلومتر ۳۸-۳۷ من طریق صويلح = جرش : تم رصف ۲۸۰ مترا بالجبش 
بعر أنه ار ETE IEE‏ لوي CET N‏ 
عباره ٠‏ 

- جسر الزرقاء : هدم قسم من الجسر ثم صلح ٠‏ 


ية قي شه تبان غا ٠۹#‏ اتعذال جا لاهلين "قلت الشراف 


۳ - تعبيد الطرق : فوق العادة 
- بوشر بتعبيد الكيلومترات الآتية لطريق عمان - السلط بطريقة المقاولة بعد ان 
نظمت المخططات؟ر الك ك الاي د لله ا 
= الكيلومتر ٥-٤‏ تم منه %۹۰ 
= الكيلومتر ۲۱-۲۰ تم منه 4%۷۰ 


= الکیلومتر ۲۲-۲۱ تم منه 4%٦۰‏ 
القسم الثاني : الابنية ٠‏ 
صيانة المباني واشغال طفيفة : 
١‏ - المقر العالي : 
- جرى تركيب غالات وترميمات زجاجية عديدة وتركيب مفاتيح للعقود منها 
تصليح وتهوية ابواب وشبابيك واباجورات مع تثبيت بعض الحلوق وتركيب 
شريط مناخلي ٠‏ 
- ترقيع قصارة كلسية وقصارة اسمنت بمحلات مختلفة مع تركيب بلاط ٠‏ 
المطبخ : 
- تركيب داخون جديد من حديد مزيبق مع تصليح الهواية وتركيب حنفية للماء 
الساخن مع تثبيت مغسلة وتصليح سيفون ٠‏ 
عمومية : 
- تصليحات في الجهازات الصحية وتنظيف مراحيض ٠‏ 


؟ - ديوان المقر العالي : 
- تثبيت كوخي الخفراء بالحديد ٠‏ 
* - اء ولع وباء : 
- تصليح المواسير العمومية ما بين رأسي العين والموتور ٠‏ 
ع براكات الحرس الاميري : 
- ترقيع ورقاسفلتَ”جدوان الثكنات مع شيت الواح زينكر السقف ٠‏ 
ه - دار دولة المعتمد البريطاني : 
- بناء ١١م؟‏ من احجار مداميك مقصورة من الداخل لتعلية جدار الجنينة من 
الجهة الغزيية الشمالية : 


"5 


5- معسكر الجيش العربي - المحطة : 
> تنظيف مرحاض وجورة تفتيشية وترقيع قصارة كلسية وقصارة اسمنت 
وطراشة عمومية ودهان ثلاثة ابواب مع تصليح السقف بمستودع الجيش ٠‏ 
- ترقيع قصارة كلسية مع طراشة عمومية وترميمات زجاجية في ثكنات المعسكر 
- تركيب حنفية ودوش ومواسير وسكرة ابواب لحمام السجن المركزي ٠‏ ( انظر 
اشغال المباتى|فوق الاد ٠‏ 
2N‏ مخفر الشرطة في ماركا : 
- بوشر بناء مخفر للشرطة بماركا وقد قامت دائرة النافعة بتقديم اللوازم والعمال 
من المساجين ٠‏ 
۸ - وزارة العدلية : 
- تركيب حاجز خشبي لكاتب العدل ٠‏ 
١ 5‏ أمدراسة اناف عمان : 
5 قلع مواسير الماء واعادتهم للمستودع بسبب انتقال المدرسة الى عمارة جديدة 0 
٠١‏ |- مدرسة الصّناعة عمان : 
- تركيب سكاكر وجرارات ومعضلات مع تصليح باب وشباك في مطبخ وحمام 
E‏ 
١‏ - مخفر درك عمان : 
- ترقيع قصارة كلسية » طراشة عمومية مع تركيب -جرارات ابواب ومفاتيح 
وسكاكر ٠‏ 


۲ - المنجرة : 


- تركيب ستارة من خشب فوق الباب الحديدي ٠‏ 


۷ 


1۳ - جمرك المحطة : 
2 تركيب حلق شباك مع تركيب زجاج وتصليح الدهان ۰ 
145 - دائرة الاثار : 


- تركيب درف » تركيب زجاج » ترقيع قصارة » طراشة عمومية ٠‏ 


5 - مستشفى الحكومة - عمان : 
- بوشر بطراشة المستشفى طراشة عمومية مع ترميمات اخرى ٠‏ 


5 - دار الحكومة في السلط : 
- بوشر بطراشة ستة (ست) غرف وترميمات زجاجية مع تصليح المنجور ٠‏ 
۷ - مدرسة تجهيز السلط : 
- بوشر بطراشة اربعة (اربع )غرف مع تصليح المنجور ٠‏ 
- مدرسة مادبا : 


0 مد مواسير ماء للمدرسة ٠‏ 
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دار الحكومة في مادبا : 

- تركيب بلاط حجري لأرضية الطابق السفلي » تركيب حديد مبسط لحلق باب 
غرفة الجنود ٠‏ 

نيك يدرت لاي نض بطر ا15۳5 ع اناي رك 8 صالون 
المكللة #لولسا له ماو للدي E‏ 1 امان 4# منجور الطابق 
السفلى 175 اا ا 1 اا كن لك ون كاجزي غرفتي القلم 
57 


۰ - مكتب برق وبريد مادبا : 
- عمل خلوة هاتف للمحكمة ٠‏ 


۲۸ 


: مخفر الشونة‎ - ١ 
عمل قصارة من اسمنت مسلح لشريط عيون  بارتفاع متر لكافة غرف‎ - 
۴ المخفر من الداخل ر الغا‎ 
. عمل سقف باتون لجورة المرحاض ومد ارضية باب وشباكين بالاسمنت‎ - 
٠ تصليح بابين وشباكين مع ترقيع قصارة من تراب وتبن‎ - 
: المباني فوق العادة‎ 


: ابنية معسكر الجيش‎ - ١ 
لقد استؤنفت اعمال بناء المكاتب وغرف الحرس وقد قامت دائرة النافعة بتقديم‎ - 


اللووازم| والإشرلاف الفن.]] والعكال مل االسلاجين والعمل مستمل الأكطاليا!: 


۲ - مراحيض السجن : 
- قد بوشر بناء مراحيض جديدة للسجن والعمل مستمر لاكمالها ٠‏ 


4 


الكشف على دور الحكومة : 
- تم الكشفٌ على عقوم ابنية بالككومة وأمدارس الفزاق ٠‏ 


ا المعاون الفني للواء البلقاء 


١ شبك من السلك على شكل عيون‎ -١ 


۲۹ 


التقرير الربع السنوي عن الاشغال التي تمت خلال الثلاثة اشهر 
المنتهية في ١977/9/٠١‏ 
القسم الاول - الطرة 
-١‏ صيانة الطرق : 
ابين فيما يلي الطرق التي كانت تحت الصيانة : 


الطريق المجموع 
بالكيلومتر 
طريق عمان - السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) ۳ كيلومتر 
1ع الى ر کس سے را ل ٤ا‏ 
المعتمد البريطاني 
طإيق] علإن |3 ا راء ءا 
طريق عمان - مادبا ۳ كيلومتر 
ايو! 7 يلي © جرش ٤‏ يلوم 
المجموع ۰ كيلومتر 


والاعمال التي اجريت لصيانة هذه الطرق هي : 


العمل المجموع 

-١‏ املاء جور لجس سن 
؟- فرش تراب 65 مط 
٣‏ تنظيف بحص وحجارة مط 
- حفر وتعزيل خنادق مط 
-٥‏ وضع حجارة مؤونه ۹ م ط 

5- تصليح بانكيت ۸ مط 
۷- حفر واملاء ان 

۸- تصليح وبناء جدران استنادية 2۰ر a‏ 


4- قلع حجارة بارزة 6ط 
- ترقيع اسفلت كايا ء ۲ 
-١‏ فرش رمل قاط 
7 تكسو کر ا 


الطرق فوق العادة : 
١‏ - تعبيد الطرق : جرى تعبيد الكيلومترات الآتية لطريق عمان - السلط بطريقة 
الا توعد زر ضمت اا طف ت ا ف و ا 
- الكيلومتر ٤‏ - ه تم منه ٠٠١‏ % 
- الكيلومتر 7١-٠7١‏ تم منه 9٠١٠١‏ 
5 الكيلومتر 5١-١‏ تم منه ° %1 
- الكيلومتر ١5-١١‏ تم منه %٤۰‏ 


۲ - فتح طرق : 
کار ی :11-1 ظز اللي ريق من کا 
فقد وجد من الضروري تغييرها بقصد تقصيرها وتحسين استقامتها وللاقتصاد 
seer yS‏ ا i‏ 1 ال En‏ 


= حفريات صخرية Ta AA‘‏ 
= حفريات ترابية a fo‏ 
= ا اب ۵ ۳۸ 


- الكيلومتر ١١-١١‏ : قد تمت الاعمال الفتح الترابية في القسم الواقع ما بين 
الكيلومتر ١١-١١‏ والاعمال التي جرت عليها هي : 
= حفريات ترابية a‏ 
= املاء تراب ۳2۷۱ 


۲۳١ 


ب فصو طاريق حت مان + لحان ايق 4 قراس ا ر فوفر اعا 
الفتح في اواخر هذا الربع بعمال مجانا من الاهلين تحت إشراف دائرة النافعة 
وقد تم من اعمال الفتح عشرة كيلومترات ٠‏ 

: صيانة المبانى والاشغال الطفيفة : 


: المقر العالي‎ - ١ 
٠ تركيب غالات وترميمات زجاجية عديدة وتصليح شبابيك‎ - 


- ا كي لاح نسار و ا ا م هذا الصالون 
ودهان درابزين الدرج٠‏ 

> ا لودع اتی عقيف معط راشة] ار عة (ارل )م يف يكيب 
لجل الطح N‏ 
ببناء ثلاثة جدران من باتون مسلح وعمل سقف لهذه الجدران وتركيب باب 


المطبخ : 

ارک سير 2 2 وتا امو سير اة مع تصليل للد ا 

الديوان : 

CEL E EE‏ 1 ل ل مز يمانم 
ري 

عمومية : 

- ترميمات عديدة متنوعة في الجهازات الصحية ٠‏ 


الحرس الاميري : 
- مد مواسير ماء لثكنات الحرمن من مياه:المقر العالي ٠‏ 


؟ - دار دولة المعتمد البريطاني : 


م 


- ترميمات عمومية للقصارة › للكحلة › للسطح ٠‏ للميازيب » طراشة الصالون 
الكبير وغرفتي النوم والمطبخ وغرفة الغسيل والمرحاض وسقف غرفة المكتبة 
مع طراشة جدران البستان الداخلية 

- دهان جدران المطبخ الكائنة فوق المغاسل » دهان عمومي للابواب والشبابيك 
من الخارج » دهان جدران الجهة الغربية بزيت منعا للرطوبة » تصليح بعض 
EE, u‏ 11ت مم ١١‏ 

- تثبيت بعض الابواب والشبابيك ٠‏ تغيير لوح خشب المغسلة بآخر جديد » تصليح 
حنفيتين » تركيب شناكل تعليق لغرفة الغسيل . تركيب باب حديد للكراج › 
تصليح باب الاسطبل مع تركيب مصفايين لجورة الاسطبل التفتيشية » تركيب 
زوايا جديدة لسياج البستان ٠‏ 

- تزفيت ملعب التنس ٠‏ وقد تم من هذه الاعمال 7/6٠١‏ 


مستشفى الحكومة في عمان : 

- قشط الطراشة القديمة » طراشة عمومية » تركيب شناكل ومعضلات ٠‏ 

- تركيب شبك حديدي لخمسة ابواب وشباك منعا لهروب المساجين من المستشفى 
وزارة العدلية : 

- تركيب حاجز خشبي مدهون لعمل غرفة لكاتب النائب العام مع طراشتها ٠‏ 
المعسكر في المحطة : 

- ترميمات زجاجية مع طراشة بعض الغرف ( انظر اشغال فوق العادة ) 
المجلس التشريعي : 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


مخفر المهاجرين في عمان : 


- تصليح كوخ ٠‏ 


۲۳ 


م - مخفر الشرطة في ماركا : 
= ل يزال مخفر ماركا تحت #يقد . قامث دائرة النافعة بالاشر اف الفا 
يرال محور مار و لر لدد ي 
والعمال من المساجين ٠‏ 


9 - دار الحكومة في السلط : 
- قشط الطراشة القديمة مع طراشة ستة غرف » تصليح ودهان حاجز المحكمة 
الخشبي › تصليح نافذتين » تركيب شناكل » ترميمات زجاجية » تثبيت صندوق 
حديدي لمكتب الجمرك ٠‏ 


: مدرسة تجهيز السلط‎ - ٠ 
فتح باب جديد ما بين غرفين مع تركيب باب خشبي › ترقيع قصارة بمحلات‎ - 
: ) مخفر جسر اللنبي ( الملك حسين‎ - ١ 


- طراشة عمومية » دهان عمومي » تركيب شريط مناخلي لاربعة ابواب » 
تركيب شناكل ٠‏ 


المباني فوق العادة : 
١‏ - المعسكر والمحطة : 
- تم بناء غرف المكاتب وقد بوشر بانشاء غرفة علوية للحرس وانشاء مرحاض 
للسجن مع تركيب بابي حديد لساحة السجن ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


۲٤ 


التقرير الربع السنوي عن الاعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۲/۱۲/۳۱‏ 


-١‏ القسم الاول - الطرة 
١-صيانة‏ الطرق : ابين فيما يلي الطرق التي كانت تحت الصيانة : 


-١‏ طريق عا اا ار اتوي ( الماك ای ١‏ #ويلومتر طول 
-١‏ طريق عمان - المحطة - مع الفرع الموصل للمقر العالي | ٠‏ كيلومتر طول 
ودار دولة المعتمد البريطاني ٠‏ 


"- طريق عمان - الزرقاء 5 كيلومتر طول 

5 - طريق عمان - مادبا ۳ كيلومتر طول 

-٥‏ طريق صويلح - جرش 75 كيلومتر طول 

5- طريق عمان - وادي السير ١‏ كيلومتر طول 
المجموع ۳ كيلومتر طول 


والاعمال التي جرت لصيانة هذه الطرق هي : 


اہ کو ۸0 

؟- ف ا 3Y۸‏ 

۳- تنظيف بحص وحجارة RAA‏ 

4 - حفر وتعزيل خنادق ۷ مط 
5- وضع حجارة مؤونه سي د 
-٦‏ تصليح بانكيت o۹۲‏ 
۷- حفر واملاء ٤آ‏ 

۸- تصليح وبناء جدران استنادية o0۰‏ 

4- قلع حجارة بارزة ۹A۷‏ 


١١6 ترقيع اسفلت‎ -٠ 


Ao تكسير صخر‎ - ١ 


؟ - الطرق فوق العادة : 
١-تم‏ تعبيد الكيلومتر ١١5-١١‏ من طريق عمان - السلط ٠‏ 
١-تم‏ تنظيم الكشوف التقديرية والمخططات العائدة لتعبيد الكيلومتر ١١-٠١‏ من 
۳-الكيلومتر ٤١-٤٦‏ من طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين ) : بوشر 
بأعمال التسوية في هذا الكيلومتر وقد تم من اعمال التسوية ٠٠١‏ متر تقريبا 
وقد توقف العمل بسبب تنزيل المخصصات وقد بنى لهذا الكيلومتر ثلاثة 
جدران استنادية تم منها %٠٠١‏ والعمل مستمر لاكمالها٠‏ 
٤-فتح‏ طرق جديدة : طرق الغربي : 
)| ماري سان غین ل لومعم نر راسم لر ر الج ا 
اعمال الفققفح ١٠ر١٠‏ كيلومترا وقد توقف العمل بسبب تفشي مرض 
الملاريا بين العمال والمناظرين من جهة وانصراف الاهالي لمواسم 
الزراعة من جهة اخرى ٠‏ 
2 طريق وادي السير - ماحص " بوشر باكمال فتح هذه الطريق بناء 
على طك اهالي لى ار °71 د 381423013 و من ارقف 
العمل لتقصير الاهالي في الشغل ٠‏ 
*- تحسين الطرق : 
- تم بناء عبارة قرب الرصيفة وعبارتين قرب الزرقاء بشمينتو (بالاسمنت) مسلح 
بطريق عمان - الزرقاء . 
القسم التاذ 


صيانة المباني والاشغال الطفيفة : 


۲۳٢ 


المقر العالي : 

- ترميمات زجاحية » تركيب غالات ٠»‏ خلع مجاري المياه القديمة والاسبست مع 
عمل مجاري جديدة ٠لحام‏ عموم مجاري مياه المقر » تركيب ميازيب جديدة لعموم 
المقر » تصليح السطح بالقلفونة » دهان شمسية السطح وسبعة (وسبع) شرفات 
وباب » طراشة غرفة في الطابق العلوي من الجهة الشرقية » عمل واجهة من 
خشب وزجاج فوق الدرج الشرقي ٠‏ 

عمومية : 

- تركيب بابي حديد لجورة تفتيشية مع بناء حاجز من اسمنت لمنع مرور السيارات 
فوق الجسورة » تعزيل مراحيض » تنظيف مواسير المياه الوسخة » تركيب حلقات 
حديد لحبال الغسيل » تسكير (اغلاق) ممر قرب تكنة الحرس بشريط شوكي مع 
عمل باب لهذا الممر ٠‏ 

الديوان : 

- مد السطح عموماً بالاسفلت ٠‏ تكحييل الجدران » دهان جدران الواجهة الغربية 
بزيت » تهوية باب ودرفة بقسم الهاتف » بناء موقدة بالصالون الكبير » بناء جدران 
امام الديوان من حجر مداميك وعمل درجتين من اسمنت ٠‏ 


دار دولة المعتمد البريطاني : 

- تزفيت ملعب التنس مع دهان خطوطه » تثبيت شريط الملعب » تصليح عمومي 
للكحله » مد السطح بالاسفلت » دهان الواجهة الغربية وقبة البستان بزيت » تثبيت 
اعمدة حديدية لشريط البستان مع تشييك الشريط › ترقيع قصارة كلسية » ترقيع 
ارضية الك "ا اک ا ف فاك راف ارود بن طراشة ديستمير 
ودهان جانب المغاسل والدرج » دهان عمومي للنوافذ والابواب الخارجية والميازيب 
وخزان الماء وعموم المواسير » تركيب جرارات وشناكل وسكاكر › ترميمات 
زجاجية » تركيب شريط مناخلي عوضا عن القديم لنافذة المطبخ » تصليح المنشر 
في المطبخ » تركيب حلوق وشبابيك » تركيب ميازيب جديدة ٠‏ 


۳۷ 


مستشفى الحكومة - عمان : 

- ترميمات زجاجية » ترميم السطح بالقلفونة » تركيب زينكو مضلع لسقف براندا 
الطابق السفلي » بناء حاجز من شمينتو (اسمنت) مع عمل مجرى لتصريف مياه 
الامطار منعا لجريانها يلظ ف#المركئ كي الق البيفلي ٠‏ 

دائرة الاثار : 


- تصليح السطح بالقلفونة والرمل » تركيب زجاج مع المعجونة » تركيب سكرة 


٠ جديده‎ 


كقفر داریا ب 
- مدة اسمنت للسطح مع تصليحه بالقلفونة » وتثبيت الابواب ٠‏ 


المعسكر ف المحطة : 
- تصليح سطوح الثكنات والسجن بالقلفونه » تركيب زجاج وراديولايت ( انظر 
اشكال فة الاد 


المالس التشريضي : 
والقوس ٠‏ تهوية وتصليح الباب العمومي ٠‏ تصليح اباجورات ٠‏ تصليح كحلة 
ترميمات زجاجية ٠‏ 

- ترميمات 2 22 ا 21 2م 

جمرك المحطة : 

- ترميمات زجاجية ٠‏ 


۳۸ 


١ 


١ 


1۲ 


١5 


١ 


1° 


رئاسة الوزراء : 

قرميد مع تركيب قرميد عوضاً عن المكسور » تركيب بابي اباجورات جديدة ٠‏ 
مدرسة تجهيز عمان : 

- ترميمات زجاجية ٠‏ 


دار الحكومة في السلط : 
كك أل لا ال E‏ ولوك فز . ترفيع 
اعبار ولي درن لس لير به اک | لیے پا ی فهوية 
ا ا ا کک ار چا فا رمیا ر 


و 


قيادة منطقة البلقاء : 


- تثبيت صندوق حديدى بغرفة قائد المنطقة ٠‏ 


سجن السلط : 

- تركيب شريط مناخلي لاربعة (اربع) نوافذ » تركيب شناكل » تركيب زجاج » 
طراشة عمومية ٠‏ 

مدرسة تجهيز السلط : 

- ترقيع قصارة كلسية » تركيب غالات » تهوية شبابيك » تركيب جرارات › 
تصليح سياج شريط شوكي » خلع واعادة تركيب بلاط » تركيب زجاج مع 
المعجونة » تركيب ميازيب ٠‏ 


- دار الحكومة في مادبا : 


- ترقيع قصارة » تثبيت خمسة حلوق ابواب بالحديد والشمينتو (والاسمنت) › 


قصارة شمينتو (اسمنت) برواز ستة ابواب » تهوية اربعة ابواب ٠‏ 


۲۹ 


۷ حت 


- ۸ 


- ۹ 


مدرسة اناث مادبا : 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


مخفر اليادودة : 
- دهان عمومي للابواب والشبابيك » طراشة عمومية » تركيب حاجز خشبي جديد 
وباب مع دهنهما » تركيب مصبعات حديدية لنافذة ٠‏ 


مخفر ماركا : 

- يتألف هذا المخفر من غرفتين ومطبخ وقد تم بناء غرفة واحدة وما تبقى من 
البناء أجل للصيف القادم لعدم وجود مخصصات كافية في هذه السنة ٠‏ 

مكتب بريد الزرقاء : 

- دهان باب ٠‏ 


المباني فوق العادة : 

المعسكر : 

- لا يزال العمل مستمرا لاكمال بناء غرفة علوية للحرس وبناء مرحاض للسجن 
مع تركيب بابي حديد لساحة السجن » وقد بوشر ايضا بتكميل بناء غرفة كبيرة لنوم 
الجنود والتي بوشر ببناءها في السنة الماضية ٠‏ 


جرى الكشف على طريق حمامات ماعين » طريق بغداد ( الحره ) » ماء جامع 
الط م الف جيه اوی ا لعي » تنظيم ستة 
كشوف تقديرية ٠‏ 

الاشتراك في اللجنة "ا ١‏ لتقا بويعل ل فا رة بمدرسة الصناعة ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۳/۳/۳۱‏ 


القسم الأول - الطرق : 
١‏ - صيانة الطرق : ابين فيما يلي الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة : 
؟١-‏ طريق عمان - المقر العالي مع الفرع الموصل لدار دولة | 4 = 


المعتمد 
۲< طرق عمان - الزرقء 
- طرق بان مادا 


سو و ا م 


%0 58 عمان - وادي السير 


اما إلطزق التي كانت ك الكليانة الور ن 
- طريق صويلح - فحيص - ماحص ١١‏ كيلومتر طول 


- طريق السلط - النبي يوشع / كيلومتر طول 
المجموع 4 كيلومتر طول 


- طريق ناعور - مادبا كيلومتر طول 


والاعمال التي جرت عليها هي : 


٤١ 


له« 
5 - حفر وتعزيل خنادق حي 2 كل 
5 57 
۷- حفر واملاء اع م 
5 


؟ ب تحسينات في الطرق : 
- جرى تحسين اربعة منعطفات لطريق السلط - جسر اللنبي واحدة تقع في 
الكيلومتر ۲۸-۲۷ والثانية في الكيلومتر ٠١‏ واثنين في الكيلومتر ٠ ٤٥‏ وبهذا 
التحسين الذي طرأ على المنعطفات الآنفة الذكر قصرت الطريق مسافة مائتي 


٠ متر‎ 


والأعمال التي اجريت لتحسين هذه المنعطفات هي : 


rE. حفر واملاء‎ -١ 


Î 


۲ جدران استنادية ۷م‎ -٤ 


۳ - عبارات وجسورة ( جسور ) : 
- بوشر ببناء عبارتين في الكيلومتر ٤٠٥‏ من طريق السلط - جسر اللنبي ٠‏ وقد تم 
من کا عا م و ا ا سوروت دس 9 
- تم عمل درابزين من باتون لجسر طريق المحطة ٠‏ 
4 - الطرق فوق العادة : 
- الكيلومتر ١١-٠١‏ من طريق عمان - السلط - جسر اللنبي : بوشر بتعبيد هذا 
الكيلومتر مع عمل عبارتين من باتون مسلح !') وقد تم من هذه الاعمال 90/5 
ولا يرال ا العمل 
- تم تنظيم الكشوف التقديرية والمخططات العائدة لتعبيد الكيلومتر 25-5 ۷-٦‏ ؛ 
٠ ۸-۷‏ 1-8 من طريق عمان - السلط - جسر اللنبي لطرحهم في المناقصة ٠‏ 
- تم مسح الكيلومتر 5ه -15 ( الشونة - جسر اللنبي ) وقد نظمت المخططات 
اللازمة لذلك لأجل تحسين الطريق ٠‏ 
- طريق عمان - بغداد : تم تصليح وتحسين قسم الحرة الواقعة ما بين قلعة 
الازرق والرطبة. 


ه - فتح طرق جديدة : 
- استؤنفت اعمال الفتح في طريق حمامات ماعين ولا يزال العمل مستمر 
(مستمرا ) لفتح باقي الطريق البالغ كيلومتر (كيلومترا) ونصف ٠‏ 


<۳ 


القسم الثاني : المباني 

صيانة المباني وأشغال طفيفة : 

: المقر العالي‎ - ١ 

- تصليح وتهوية ابواب وشبابيك» ترميمات زجاجية » تصليح سكاكر » جرارات 

> شناكل » مفصلات » مع تركيب لوازم الابواب والشبابيك الناقصة » تصليح 
السطح بالقلفونة » تصليح مجاري مياه السطح » تصليح قصارة بمحلات مختلفة 
> طراشة خمس وعشرين غرفة ٠»‏ دهان سقف الدرج › دهان بابين واربعة 
شبابيك وحاجزي خشب تحت الدرج » تركيب بلاط بمحلات مختلفة ٠‏ عمل 


تبتين من ١‏ 30 لبابين 5 


اعمال في الديوان : 

- تصليح السطح بالاسفلت . تصليح وتهوية ابواب وشبابيك ٠‏ تصليح سكاكر 
وشتاكرا وا ها وقي الالو دس لکوت وراثا اب سواد 
عمومية » تصليح ودهان حاجزين بمدخل الديوان » ترميمات زجاجية » تركيب 
بندة جديدة لحاجز باب ٠‏ 

اعمال في المطبخ : 

- تصليح وتنظيف خزان الماء الساخن » طراشة عمومية ٠‏ تصليح ابواب 
وشبابيك ٠‏ 


عمومية : 
- تصليح مواسير الماء > تعزيل مجرى المياه الوسخة » عمل سقف باتون مسلح 


- تعزيل بعض مراحيض » تركيب مغسلة جيدة ٠‏ 
( انظر اشغال فوق ا 


۲ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
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- خلع واعادة تركيب سياج من شريط عيون مع تركيب سياج جديد من شريط 
عيون لأجل تكحيل السياج القديم مع تركيب ثلاثة ابواب لهذا السياج ٠‏ 

- بناء كن (بيت) للدجاج من طوب اسمنت مسقوف بالباتون ومقصور من الداخل 
بمونه من تراب وتبن ومن الخارج بقصارة اسمنت ٠‏ تصليح سياج حظيرة 
الدجاج مع تركيب ثلاثة ابواب لهذا السياج » تركيب ستة نوافذ من شريط عيون 
للاسطبل » عمل بركة للبستان الغربي من شمينتو أ مسلح مع تركيب حنفية › 
تركيب داخون لفرن المطبخ مع تثبيته بالاسمنت ( عوضا عن القديم ) 


۲ سكو الب بعري ال ق ؛ 
- دهان موم للاسطيك كع اتكببيدوفة زجاجية جديدة لأحيى الثيافف. › 
ترميمات زجاج للمعسكر والسجن » تم تسليم كلس وأدوات طراشة لمدير السجن 
المركزي لطرش المعسكر » طراشة عمومية من قبل المساجين » تعزيل مواسير 
مياه الاسطبل مع تركيب ماسورة عوضا عن اخرى مكسورة ٠‏ 
( الظرااشغال فرق العادم] 


E ¢‏ رئاسة الوزراء : 
- تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 


٥‏ - وَدَشيادة الجيشن العربي>؟ 
- توسيع غرفة خشبية مع طراشتها » ودهان عمومي للاعمال الخشنة من الجهة 
الداخلية لهذه الغرفة» ترميمات زجاجية » تثبيت صندوق حديدي لغرفة قائد 
الجيث ر اب سين ا 


- ۸ 


-4 


مدرسة الصناعة 0 


- تركيب قواطع خشبية مدهونة مع ثلاثة ابواب وذلك لتقسيم غرفة الحمام الكبيرة 


لثلاثة غرف صغيرة مع تركيب المواسير والحنفيات والمرشات ( دوش ) 
اللازمة وتصايح ا لاء ايفاك فة الحمام » عمل غطاء من 
شمينتو مسلح للجورة التفتيشية » خلع واعادة تركيب اربعة شبابيك ٠‏ 

تركيب اربعة درفات زجاجية جديدة لغرفة النسيج » ترقيع ورق اسفلت الراكات 


مخفر درك عمان : 
سداد قفر ا وكبج سار قن ابوا کے اا ار کات يذ تنك هر مدخلي 


الاسطبل بزينكو مصفح مع تركيب باب حديد جرار » تصليحات في جدران 
الزينكو والاعمدة الخشبية » عمل التسوية اللازمة لارضية الاسطبل مع فرشها 
بالجبشين ومدها بالاسمنت » عمل جورة تفتيش مع تركيب غطاء خشبي لها › 
عمل خر رة املاط رمیا اانه كينا قاس شناكل ار بض اسيل ١١‏ 


كوخ خشبي ١‏ 


: مكتب بريد عمان‎ - ٠ 


- ترقيع ارضية باتون » ترقيع قصارة كلسية » طراشة عمومية » تركيب زجاج 


مع المعجونة ٠‏ 


: مخفر شرطة المحطة‎ - ١ 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


۲ - سجن السلط : 


- تركيب لوحة زينكو لحائط المرحاض ٠‏ 


ك5 


۳ - مخفر غور دامية : 
الارضية مسلح بشريط عقر الوم #المخفر: 


4 - مخفر جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
ج تركيب سكره وشناكل » تصليح سقف الساحة ٠‏ 


: مخفر الشونة‎ - ٠ 
E ين ا‎ 
: مدرسة اناث ماديا‎ - 56 
٠ طراشة عمومية » تصليح باب‎ - 
: مباني فوق العادة‎ 
: المقر العالي‎ - ١ 
تركيب عشرين نافذة جديدة من خشب قطراني عوضا عن النوافذ القديمة » هدم‎ - 
واجهتين من بناء بغدادي تحت الدرج العمومي مع تجديد بناءهما من طوب‎ 
اسمنت مع عمل القصارة والطراشة والدهان اللازمين » عمل واجهة من خشب‎ 
٠ قطراني وزجاج مبزر فوق الدرج الغربي » قصارة اسمنت لخمسة شرفات‎ 


اعمال في الديوان : 

- تسكير (اغلاق) باب ببناء من حجر ومونه كلسية بالصالون الكبير مع عمل 
القصاق: لاسي 

- عمل ارضية اسمنت امام الدرج » تركيب درابزين حديد للدرج » تركيب سياج 
من شريط عيون وأعمدة حديدية مع تركيب باب خشبي للبستان الكائن امام 


الديو ان ۰ 


۷ 


اعمال في المطبخ : 
ج هدم القصارة الكلسية بارتفاع مترين عن سطح الارضية وعمل قصارة اسمنت 
عوضا عنها ٠‏ 


المعسكر : 

- غرفة الحرس : تم تقسيم هذه الغرفة الى ثلاثة مكاتب مع تثبيت صندوق حديدي 
لمكتب مدير السجن » 

- ابواب,جديّدة لمدخلي ساحة السكن تم.تركيب ثلاثة ابواب مغ عمل سقف من 
باتون فوق احد المداخل ٠‏ 

- ثكنة الحرس : تقرر اخيرا تخصيص الثكنة السفلية الجاري والواقعة على جانب 
الغرفة العلوية المذكورة في الفقرة )١(‏ للاستعمال من قبل حراس السجن ولا 
يزال العمل مستمرا لاكمالها ٠‏ 

- تم قصارة ثلاثة (ثلاث) غرف بالسجن ٠‏ 

- بوشر بتقسيم ثلاثة (ثلاث) غرف بالسجن لتسعة عشر (لتسع عشرة ) غرفة 
صغيرة ذلك بقلو قواطع من طوبي امد 9 كال العمل مسي تالت 

-- وشا جداق حالجز لداع اة ما بين إل والمراحيصل ؛ 

- تم بناء درج للمكاتب العلوية ٠‏ 


كن 


المعاون الفني للواء البلقاء 


۸ 


الطرق فوق العادة : 

- طريق عمان - السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) : تم تعبيد الكيلومترات 
الآتية لطريق عمان - السلط بطريقة المقاولة بعد ان نظمت الكشوف التقديرية 
والمخططات : 

° - ٤ رتموليكلا-١‎ 

TTL LT o-1 

١8-١7 الكيلومتر‎ -۳ 

5١-٠١ الكيلمتر‎ - 

ه- الكيلومتر ۲۲-۲۱ 

اضف الى ذلك انه تم تخطيط وتنظيم الكشوف التقديرية والمخططات العائدة 
لتعبيد الكيلومتر ١١-٠١‏ وطرح في المناقسة ٠‏ 

الكيلومترات ١١-٠١١ . ۸-٦‏ نظرا لما يتخلل هذه الطريق من المنعطفات فقد 
وجد من الضروري تغييرها بقصد تقصيرها وتحسين استقامتها وللاقتصاد في 
النفقات حين تعبيدها ٠‏ 

الكيلومتر ٤١-٤٦‏ من طيق السلط - جسر اللنبي : بوشر بأعمال التسوية في 
هذا الكيلومتر وقد تم من هذا العمل ٠٠١‏ متر تقريبا وقد توقف العمل لتنزيل 
المخصصات وقد هبني لهذاء الكل .تر ثلاث جديان_-استناديةوتم عمو يران 
الال تمر کا + 


تسن اظ ی 

١-طريق‏ عمان - السلط - جسر اللنبي (الملك حسين ) : الكيلومتر ٤١‏ : تم 
تعبيد الم لط اكان س اكير | ولك ببناء عبارة كبيرة 
وجدران استناديكر 14 الجر يفي 1341215 لومت ١٠١‏ مترا ٠‏ 

١-طريق‏ صويلح - جرش : تم رصف 78١‏ متر (متراً) طول في الجبش 
بعرض ثلاثة امتار وبداء ٠‏ اف ية بطول عشرين مترا مع تحسين فم 
عبارة ( في الكيلومتر ۳۸-۳۷) مع تصليح جسر الزرقاء ٠‏ 
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"-طريق عمان - الزرقاء : تم بناء عبارة قرب الرصيفة وعبارتين قرب الزرقاء 


؛ - فتح طرق جديدة : طرق القرى : 


ه - 


الق 


2 


طريق السلط - غور دامية : تم فتح الطريق الكائنة ما بين العارضة وغور 
دامية مع تحسين الطريق القديم ابتداء من السهل حتى نهر الشريعة (نهر 
الاردن) وطول هذه الطريق ۲۲ كيلومترا بعمال مجانا من الأهلين تحت 
اشر افك ومناظرة دائكة“التافعة 3و5 ار ة الأشتغاكالعانة), ', 


١‏ حطرائق کاس امت ١ا‏ سو ا هذه_اللزر کے ع كيال مت (كيلومتراً) 


وقد قام مهندسو هذه الدائرة بالاستكشافات وبالتخطيط بناء على طلب متصرف 
لواء البلقاء عبد المهدي بك الشمايلي (الشمايلة) وبوشر بأعمال الفتح فيها في 
اواخر الربع الثالث بعمال مجانا من الأهلين وبهممة الموما اليه ( المشار 
اليه) عبد المهدي بك وتحت اشراف ومناظرة هذه الدائرة تم من اعمال الفتح 
ما يقارب ٠5ر6١‏ كيلومتر ٠‏ اما الالات والأدوات من قازمات (فؤوس) 
وكريك وبارود وخلاف ذلك من الأدوات اللازمة فقد قدمتها هذه الدائرة على 
حسابها ٠‏ ولتفشي مرض الملاريا هناك واصابة المناظرين بالمرض من جهة 
وحلول موسم الزراعة وانصراف العمال لحراثة اراضيهم من جهة اخرى فقد 
ارجا العمل ٠‏ 


٣-طريق‏ وادي السير - ماحص :"توشر باكمال فتح هذه الظريق في اواخر الربع 


الرابع وذلك بناء على طلب اهالي وادي السير وبعد ان اشتغلوا ثمانية أيام 
توقف العمل من طرفهم ٠‏ 


تزفيت الطرق : 
- تم تزفيت الوجه الثاني من طريق عمان - المقر العالي في اوائل الربع الأول ٠‏ 


الثاذ 
صيانة المباني والأشغال الطفيفة ٠‏ 


لمقر العالي : 

- جرى تركيب غالات ورفاصات ومعضلات واسبانيولات وتركيب مفاتيح 
وترميمات زجاجية عديدة بدل المفقود منها » تصليح وتهوية ابواب وشبابيك 
واباجورات مع تثبيت بعض الحلوق وتركيب شريط مناخلي » تثبيت درابزين 
درج الجناح ارق وال > ترقيع قصارة كلسية وقصارة اسمنت بمحلات 
مختلفة TEH 425579155512! EE‏ (اربع) غرف › 
تركيب بلاط » تركيب مجلى لمطبخ في الطابق السفلي » تركيب ورق زفت 
كي ا اق الاو لد RL RE‏ اة جدران 
من باتون مسلح وعمل سقف لهذه الجدران ٠‏ 

- تركيب باب جديد وذلك منعا لهطول الامطار فوق الدرج » عمل واجهة من 
خشب وزجاج فوق الدرج الشرقي وواجهة اخرى فوق الدرج الغربي ٠‏ دهان 
شمسية سطح وسبعة (وسبع) شرفات وعلب ودرابزين الدرج ٠»‏ خلع مجاري 
المياه القديمة والاسبست مع عمل مجاري جديدة » لحام مجاري عموم مياه المقر 
> تركيب ميازيب (مزاريب تصريف المياه) جديدة لعموم الابنية» تصليح 
السملج نيان نة . 


ديوان المقر العالي : 

- تركيب مغسلة جديدة مع كافة لوازمها » بناء موقدة من توب (طوب) ناري 
وتوب (طوب) مينا في الصالون الكبير » تهوية باب ودرفة مقسم الهاتف » مد 
السطح بالاسفلت » عمل كحلة » دهان جدران الواجهة الغربية بمانع ٠‏ 

المطبخ : 

- تصليح بابين وتركيب شريط مناخلي لعموم الابواب والنوافذ » دهان عمومي 
للابواب والشبابيك ٠‏ 

- طراشة عمومية » تركيب داخون جديد من حديد وتركيب حنفية للماء الساخن » 
تثبيت مغسلة وتصليح سيفون ٠»‏ تركيب مواسير جديدة وتصليحات متعددة في 
المواسير القديمة وقازان فرن المَقلك ٠‏ 


°١ 


عمومية : 

- تركيب بابي حديد لجورة تفتيشية مع اقامة حاجز من اسمنت لمنع مرور 
السيارات فوق الجورة 

- تعزيل مراحيض » تنظيف مواسير المياه الوسخة » تسكير (اغلاق) ممر قرب 
ثكنة الحرس بشريط شوكي مع عمل باب لهذا الممر ء بناء جدران امام الديوان 
من احجارة (حجارة) مداميك وعمل درجتين من اسمنت » تركيب حلقات حديد 
لحب انار يل انات لد نيفلا عنافي الجيار اك ا 


الماء والكهرباء : 
- تصليح المواسير العمومية ما بين راس العين والموتور مع تصليحات في موتور 
الكهرباء ٠‏ 


براكات الحرس الاميزي : 

- تركيب خمس درفات جديدة » تركيب باب مصفح بالتنك لمغارة المواد المشتعلة 
> ترقيع ورق اسفلت جدران الثكنات مع تثبيت زينكو السقف » عمل جورتين 
امتصاصيتين مع تركيب مرحاض من خشب وزينكو » مد مواسير ماء للثكنات 


م جا السك اال ا“ 


الديوان الاميري : 
- تصليح ودهان كوخي الحرس الاميري مع تثبيتهما بالحديد ٠‏ 
؟ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
- بناء ١١م"‏ من احجار (حجارة) مداميك مقصورة من الداخل لتعلية جدران 
الجنينة من الجهة الغربية الشمالية » تركيب حنفية جديدة مع تصليح حنفيتين › 
تثبيت مواسير تعليق ستارات النوافد بالاسمنت ». ترقيع ارضية الساحة 
بالاسمنت » ترقيع قصارة بمحلات مختلفة » طراشة عمومية » تصليح عمومي 


ىه 


للكحلة » مد عموم السطح بالاسفلت › تصليح الميازيب القديمة مع تركيب ميازيب 
جديدة » دهان عمومي للابواب والشبابيك الخارجية والميازيب (المزاريب) 
وخزان الماء والمواسير » دهان جدران الجهة الغربية وقبة البستان بالزيت » 
تصليح سكاكر مع تركيب سكاكر جديدة وشناكل وجرارات » ترميمات زجاجية » 
تصليح ابواب وشبابيك ٠‏ تركيب باب حديد للكراج ٠‏ تركيب مصفاتين لجورة 
الاسطبل التفتيشية » تركيب زوايا حديدية لسياج البستان مع تثبيت الشريط › 
تزفيت ملعب التنفس مع دهان خطوطه وتثبيت شريط الملعب ٠‏ 


المعسكر : 

- تركيب اسبست لسقف المستودع عوضا عن المكسور » تصليح سطوح عموم 
الابنية بالقلفونة » ترميمات زجاجية مع تركيب راديولايت » تعزيل مراحيض 
وجور تفتيشية مع تحسين المجاري ٠‏ بناء ثلاثة جدران للحيلولة دون هروب 
المساجين » ترقيع قصارة كلسية وقصارة اسمنت » طراشة عمومية » دهان 
ابو | . -( انظر اشغال فوق العادة ) ٠‏ 


المجلس التشريعي : 

- ترميمات زجاجية » طراشة عمومية بيضاء وملونة ٠‏ دهان عمومي للابواب 
يل E‏ رس سم ل EER‏ 
تصليح الكحلة عموميا » عمل مدة اسمنت لقسم من السطح » مد عموم السطح 
E‏ الا اا i. yi EEE‏ 

رئاسة الوزراء : 

- تزفيت سطح غرفة القلم ٠‏ تصليح قصارة السقف » تركيب تونيا لمجاري مياه 
السطح ٠‏ ثا هاف للأدريفي ف ليش قرميد » تركيب قرميد 
عوضا عن المكسور » تركيب بابي اباجورات جديدة ٠‏ 


or 


5 - سكن بيك باشا : 
- تصليح السطح بالقلفونة » ترميمات زجاجية ٠‏ 


۷ - وزارة العدلية : 
تركيب حاجز خشبي مدهون لعمل غرفة لكاتب النائب العام مع طراشتها ٠‏ 


۸ - مستشفى الحكومة بعمان : 
- تركيب حنفية سدادة » طراشة عمومية » تركيب شناكل ومعضلات ٠‏ تركيب 
شبك حديدي لخمسة ابواب منعا لهروب المساجين » ترميمات زجاجية » تركيب 
زينكو مضلع لسقف الطابق السفلي ٠‏ 
- بناء حاجز من شمينتو (اسمنت) مع عمل مجرى لتصريف مياه الامضطار 
( لغرف الطابق السفلي) ٠‏ 
5 - دائرة الاثار : 
- تعزيل جورة مرحاض وصب سففها بالباتون عوضا عن سقفها الخشبي 
المكسور › تركيب درف ٠‏ 
0١‏ 
- ترميمات زجاجية» ترقيع قصارة ٠‏ طراشة عمومية » تصليح السطح بالقلفونة و 
الرمل » تركيب سكرة جديدة ٠‏ 
١‏ - مدرسة الصناعة - عمان : 
- دهان رفوفا خشب اطراف سطح براگات التوم ٠‏ تركيب سكاكر وجرارات 
ومعضلات مع تصليح باب وشباك › ترميمات زجاجية » ترقيع قصارة › 
طراشة عمومية » تصليح السطح بالقلفونة والرمل » تركيب سكرة جديدة ٠‏ 
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آ١‏ وائرة المعارف + 
- تركيب رفين من خشب ابيض وورق زفت لغرفة المحاسبة ٠‏ 
۳ - جمرك المحطة : 
- تكحيل غرفة المعاينة بعمل جدارين من خشب مبطن ٠‏ تركيب حلق شباك مع 
تركيب زجاج وتصليح الدهان ٠‏ 


4 - مخفر دك ع ١‏ 
مي د me‏ اتج N‏ ات مناتيم 


5 - المنجرة : 


- تركيب ستارة من خشب فوق الباب الحديدي ٠‏ 


75 - مخفر المهاجرين ( في عمان ) : 
- تصليح كوخ خشبي ٠‏ 


1۷ - مخفر الشرطة في ماركا : 
- هذا المخفر مؤلف من غرفتين ومطبخ وقد تم بناء غرفة واحدة والغرفة الثانية 
والمطبخ أجل بناءهما للصيف القادم لعدم وجود تخصيصات كافية في هذه السنة 


۸ - مدرسة تجهيز عمان : 
- ترميمات زجاجية ٠‏ 


۹ - مكتب برق وبريد الزرقاء : 
- عمل خلوة للهاتف » دهان باب ٠‏ 


: دار الحكومة في السلط‎ - ٠ 


oo 


- تركيب باب قطراني جديد لقلم المحاسبة ٠»‏ تهوية ابواب وشبابيك ٠‏ تصليح 
- تصليح درفة حديد البوابة العمومية » تصليح اسبانيولات » تصليح غالات › 
ترقيع قصارة كلسية » ترقيع ارضيات » طراشة ستة غرف ٠‏ ترميمات زجاجية 


> تثبيت صندوق حديدي لمأمور الجمرك 


: سجن السلط‎ - ١ 
تصليح مجرى المرحاض » تركيب شريط مناخلي لاربعة نوافذ » تركيب شناكل‎ - 
٠ طراشة عمومية‎ ٠ تركيب زجاج‎ » 
: مدرسة تجهيز السلط‎ - 5 
» ترقيع قصارة بمحلات مختلفة » طراشة اربعة (اربع) غرف » تهوية شبابيك‎ - 
› تصليح منجور » فتح باب جديد ما بين غرفتين مع تركيب باب خشبي له‎ 
٠ تركيب ميازيب‎ 
: قيادة منطقة البلقاء‎ - ۳ 
٠ ونان دهت صندوق حديدي لغرفة قائد المنطقة‎ 
: مخفر اليادودة‎ - ٤ 


نين عند ]نت نكل شيك م آ5 دا لديم ةانم تقر الطراشة › 
تركيب قاطع خشبي مع باب ودهنهما » تركيب مصبعات حديدية لنافذة ٠‏ 


: دار الحكومة في مادبا‎ - ٠ 
ترقيع قصارة كلسية *:قشط طراشة الطابق السفلي وطرشها من جديد » طراشة‎ - 
صالون المحكمة والساحة العمومية في/الطابق العلوي » قصارة اسمنت لبرواز‎ 


ستة ابواب » تركيب بلاط حجري لارضية الطابق السفلي › دهان عموم منجور 


كه 


الطابق السفلي وابواب الطابق العلوي مع دهان حاجزين » تهوية اربعة ابواب » 
تثبيت خمسة حلوق ابواب بالحديد والشمينتو » تركيب حديد مبسط على باب ٠‏ 
5" - مدرسة ذكور مادبا : 


- مد مواسير ماء للمدرسة ٠‏ 


۷ - مدرسة اناث مادبا : 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


7 - مخفر الشونة : 
- تركيب مصبعات حديدية لنافذة » تركيب عوارض حديد لباب غرفة التوقيف ٠‏ 
- تبطين السطح » تركيب ميازيب جديدة » قصارة من اسمنت مسلح بشريط عيون 
بارتفاع متر لكافة غرف المخفر من الداخل » عمل سقف باتون لجورة مرحاض 
ومد ارضية باب وشباكين بالاسمنت › تصليح باب وشباكين ترابية ٠‏ 
64 |مخثر سا اللندكرز الملك حسين ) : 
- طراشة عمومية » دهان عمومي ٠‏ تركيب شريط مناخلي لاربعة ابواب » 
رکا اکل کے ا ا 


: مخفر غور دامية‎ - ٠ 
٠ تبطين السطح » تركيب ميازيب جديدة‎ - 


: مخفر ذيبان - المخفر والاسطبل‎ - ١ 
تصدع قسم من جدران المخفر بسبب حدوث الصواعق وقد تم هدم الجدران‎ - 
» المتصدعة وتجديد البناء مع تركيب الزجاج اللازم » تصليح القصارة والكحلة‎ 
طراشة عمومية » تركيب سكرتين‎ 


القسم الثاذ 


o۷ 


۲ - المباني فوق العادة : 
١‏ - مخفر الجيزة : 
- تم تجديد سقف اربعة (اربع) غرف من باتون مع طراشة اربعة غرف وتركيب 
۲ - المعسكر : 
- تم بناء مكاتب ومستودعات السجن مع تركيب بابي حديد لساحة السجن ٠‏ 
- لا يزال العمل مستمر (مستمرا) لاكمال غرفة علوية للحرس وغرفة كبيرة لنوم 
اجنود ”: 


1 
a 


تم بناء قلعة الازرق ٠‏ 


متفرقة : 

١-لقد‏ جرى الكشف على طريق العارضة - غور دامية مع تخطيطها ٠‏ 

٠ جرى الكشف على طريق حمامات ماعين‎ -١ 

"- تخطيط الكيلومترات المعبدة والمصلحة بطريق عمان - السلط وتحسين بعض 
المحلات بطريق السلط - جسر اللنبي ٠‏ 

4 جرى الكشف على طريق بغداد لأجل تصليحها ٠‏ 

د - الكشف على مياه جامع السلط واسداء النصح والارشادات والتعليمات لأجل تحسينها 

5- الكشف على حمامات ماعين بالاشتراك مع متصرف لواء البلقاء والطبيب المركزي 
لانتخاب مواقع الابنية اللازمة للحمامات ٠‏ 

- استلام ومعاينة الاثاث الوارد للمستودع ٠‏ 

۸-الاشتراك مع اللجنة الفاحصة لانتخاب معلم لحرفة النجارة بمدرسة الصناعة ٠‏ 

۹-تنظيم ٤٠١‏ كشف تقديري مع تنظيم كروكي للمخططات التابعة للكشوفة التقديرية ٠‏ 

٠ تقدير مباني شركة الكهرباء الفلسطينية بجسر المجامع‎ 20-٠ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


0۸ 


التقرير الربع السنوي عن الاعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ١977/5/٠١‏ 


القسم الأول - الطرة 
-١‏ صيانة الطرق : ابين فيما يلي الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة : 


- طريق عمان - المقر العالي مع الفرع الموصل لدار دولة | 4 = = 


المعتمد 

درك اين أنه ا 
باك اص ااا ا 
5 ادراق عمان - وادي السير 


3-5 تصليح باذ نكيت ° مط 
/ا- حفر واملاء fA‏ م" 
- تصليح وبناء جدران استنادية م" 


4- قلع حجارة بارزة ٥‏ مط 
ا لت 65 م ” 
عد ET E I‏ 


م ا 


A‏ ا ل ا المحطة 
نہ د ل ل 


فتح طرق جديدة : قد تم فتح طريق حمامات ماعين في اوائل هذا الربع بعمل مجانا 
من الأهلين تحت اشراف ومناظرة موظفي النافعة ومن ثم عين لها محافظين 
لصيانتها طيلة الموسم ٠‏ 


الطرق فوق العادة : طريق عمان السلط : 


الكباووةر يلي الاق تددو لوالا كاز في 10ل لهذا الربع ٠‏ 
لكت دا الط ادت ا اعا ا ا 
اکا وسار روف جتعييد مذ ل الکیارسار تہ نمدم قارب من 9-۴ 
ای بر ووا رلاد ایا كيار راز اتم منه 
ما قارب ٠ VACE‏ 


بوشر بتحسين الكيلومتر ۸ ٩-‏ بعد ان تمت الاعمال الترابية في قسم الكيلومتر 
7-5 ۸-۷ والتي لم ينجز فتحها في العام الماضي والأعمال التي اجريت في 
هذه الاقسام هي : 

- حفر واملاء ان 


= فتح خنادق جديدة مط 


= تكسير صخر ۸م ۳ 


5 - عبارات وجسورة (جسور) : 
- تم بناء عبارتين في الكيلومتر ٤٥‏ من طريق السلط - جسر اللنبي (الملك 
حسين )+ 
- تم بناء عبارتين في الكيلومتر ١١-٠١‏ من طريق عمان - السلط ٠‏ 
- بوشر ببناء خمسة عبارات في الكيلومتر 5 - ٩‏ من طريق عمان - السلط ٠‏ 


: رصف بلوكاج‎ - ١ 
متر طول بطريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) بعرض‎ ١١ تم رصف‎ - 
تن مانا‎ 
٠ تم رصف ۲۸۲ متر طول بطريق عمان - وادي السير بعرض ثلاثة امتار‎ - 
٠ تم رصف ۲۰۲ متر طول بطريق صويلح - جرش بعرض ثلاثة امتار‎ - 


القسم الثاني : الابنية : 
صيانة المباني وأشغال طفيفة : 
١‏ - المقر العالي : 
اعمال في المطبخ : 
- دهان زنار المطبخ » دهان عمومي للأبواب والشبابيك » فك وتنظيف مواسير 
الماء بخزان المطبخ مع تركيب مواسير وقطع جديدة » تركيب شريط مناخلي 
لنافذة وبابين مع تهوية شباك » تركيب مفصلات ٠»‏ ترميمات زجاجية ٠‏ 
اعمال في المراحيض : 
- تعزيل مجرى المياه القذرة في ساحة المقر العالي مع تركيب ماسورة فخار 


وتصليح جورة تفتيشية بالاسمنت . تركيب سدادة ووصل شد لمواسير احدى 


٠ المراحيض‎ 


؟ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
- تم تركيب حاجز خشبي لمستودع العلف في الاسطبل ٠‏ 


1١ 


* - قيادة الجيش العربي : 


5 - مدرسة الصناعة: 
= تركيب غال » تروكّبت ات پر ميقات اق وقد بوشر بدهان الأعمال 
درحيب 8 EC‏ ترمد لص دح وك در ل 
أا 1 


0» 


ه - دائرة الاثار : 


الخة 7 58 


0 


5 - مدرسة الزرقاء : 
- اعمال مختلفة طرحت في المناقصة وعن قريب يباشر بها ٠‏ 
۷ - مخفر ذيبان : 
- عمل زنار من اسمنت لعموم الغرف بارتفاع متر » تصليح الكحلة » تصليح 
قصارة ترابية » تركيب زجاج » تصليح وتكحيل جدران الاسطبل . تصليح 
سقف المطبخ » اللراشة عماميا ٠‏ 


۸ - دار الحكومة في السلط : 
- طرحت اعمال الطراشة والدهان بالمناقصة ٠‏ 


: مدرسة تجهيز السلط‎ - ٩ 
٠ طرحت اعمال الطراشة والدهان بالمناقصة‎ - 


: الابنية - فوق العادة‎ - ١ 
: المعسكر في المحطة‎ - ١ 
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كم انقناء :4:8 مربحاضا مع ينام جورة ابتساضية وعمل المجازي اللازمة مغ 

انشاء خزان ماء ومد المواسير للخزان ومنه للمراحيض ٠‏ 

- ثكنة الحرس : لا تزال الاعمال جارية لاتمام هذه الثكنة ٠‏ 

- بوشر بتقسيم ثلاثة غرف بالسجن المركزي لسبعة عشر (لسبع عشرة ) غرفة 
صغيرة (زنزانة ) وذلك ببناء قواطع من طوب اسمنت ولا يزال العمل مستمر 
(مستمرا) لأكمال ذلك ٠‏ 

- بوشر في الربع الماضي ببناء جدار حاجز للساحة الواقعة ما بين السجن 
والمراحيض ولا يزال تحت العمل ٠‏ 

- بوشر بانشاء مستودع لحفظ عدة وأدوات دائرة النافعة ٠‏ 


الكشف على دور الحكومة : 
5 تم الكشف على عموم ابنية الحكومة في لواء البلقاء ونظمت الكشوف التقديرية 
اللازمة لها ٠‏ 
الكشف على مدارس القرى : 
چ تم الكشف على مدرسة الزرقاء ¢ مدرسة وادي السير 3 مدرسة ماحص 3 
المياه: 
١-تم‏ الكشف على مياه قرية صويلح ونظم تقريرا ( تقرير ١)‏ 
میاه اربد : بوشر بتخطيط خط مواسير جر مياه عين راحوب لاربد ٠‏ 
الكشوف التقديرية : 
_- تم تنظيم ثلاثين كشفايتقديزياً ٠‏ 
۱۹۳۳/۷/۱ 
المعاون الفني للواء البلقاء 


1۳ 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت في لواء البلقاء خلال 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۳/۹/۳۰‏ 


القسم الأول - الطرق : 


: صيانة الطرق : ابين فيما يلي الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة‎ - |١ 


- = 4 | طريق عمان - المقر العالي مع الفرع الموصل لدار دولة‎ -١ 
لمعتمد‎ 


| 
*- طريق عمان - الزرقاء 


ض 
- طريق عمان - وادي السير 
؟ - تحسين الطرق : جرى تحسين وتصليح طريق السلط - نبي يوشع - الرميمين 
وطريق العارضة وتحسين ثمانية منعطفات بطريق صويلح - جرش وتطويل عبارة في 
الكيلومتر ٤٠١‏ وتصليح عبارتين في الكيلومتر "١‏ من طريق جرش ٠‏ 


والاعمال التي جرت عليها هي : 


۳- تنظيف بحص وحجارة 86٥‏ مط 


1٤ 


۳ - الطرق فوق العادة : 
١‏ - طريق عمان - السلط : 
- تم تعبيد الكيلومترات الآتية أدناه لطريق عمان - السلط بطريقة المقاولة بعد ان 
نظت الكو الف ل کے 


= الكيلومتر ه - > 
= الكيلومتر 5 - ۷ 
= الكيلومتر ۷ - ۸ 


= الكيلومتر ۸ - ٩‏ تم منه تعبيد 7٠١١‏ متر ٠‏ 


= الكيلومتر ۸ - ٩‏ بوشر بتعبيد 2٠٠‏ متر اخرى من هذا الكيلومتر ٠‏ 
١‏ - الطريق حوالي المقر العالي : 
- بوشر بتعبيد وتزفيت هذه الطريق ولا يزال العمل مستمر (مستمرا ) لاكمالهاء 


: - عبارات وجسورة (جسور) 
السلط وبوشر ببناء عبارة جديدة 


و 


"o 


ه - فتح طرق جديدة : 
- لقد جرى الكشف على طريق مادبا - ذيبان المنوي فتحها وبوشر بتخطيطها ٠‏ 


: صبانة المبان., وأشغال طفيفة : 


: المقر العالي‎ - ١ 
تركيب مجاري عمومية لمياه الامطار في السطح » تنظيف مواسير مراحيض‎ - 
٠ ومواسير المياه القذرة في البستان » ترميمات زجاجية‎ 
O AF reg 
: دار دولة المعتمد البريطاني‎ - ۲ 
دهان جدران الواجهة الشماليقوالغربية وقبة البستان بالزيت الحجري منعا‎ - 
٠ للرطوبة‎ 


۳ - قيادة الجيش العربي : 
- تركيب قاطع من خشب وزجاج لأجل تسكير ليوان بدائرة التحري (المخابرات) 
لاستعماله كغرفة » عمل غرفة تصوير بدائرة التحري من طوب اسمنت وقد تم 
منها %٠١‏ » تثبيت عامود اللاسلكي ٠‏ 
؛ - محكمة الاستئناف : 
- عمل قاطع من طوب اسمنت مع تركيب بابين ونافذة وارضية اسمنت لاستعمال 
امم ف ٠‏ 
ه - مدرسة تجهيز عمان : 
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5 - دار الحكومة في السلط : 
- دهان عمومي » ترقيع قصارة » طراشة خمسة عشر (خمس عشرة ) غرفة مع 
الساحة العمومية » تركيب اسبانيولات وشناكل ٠‏ 
۷ - مدرسة تجهيز السلط : 
- ترقيع قصارة بمحلات مختلفة » طراشة )١١(‏ غرفة وسقف الصالون › دهان 
جسورة حديدية لسقف اربعة غرف » تصليح وتهوية ابواب وشبابيك » ترميمات 
نجاجيةه ۰ 


- تركيب اسبانيولات وجرارات وشناكل ومواسير عوضا عن المفقود منها › 
تثبيت )١7(‏ عامودا من اعمدة ملعب التنس ٠‏ 


/ - مخفر الشونة : 
- ترقيع قصارة كلسية » طراشة عمومية » دهان عمومي » تركيب شريط مناخلي 
لنافذتين » تركيب راديولايت » تصليح بابين وتهوية بابين اخرين ٠‏ 
9 - مخفر جسر اللنبي ( جسر الملك حسين ) : 
- تركيب شريط مناخلي لثلاثة ابواب مع تركيب راديولايت » تصليح باب مع 
تهوية بابين ٠‏ 
٠‏ -دار الحكومة في مادبا : 
- طراشة غرفتين وساحتين مع قشط الطراشة القديمة لاحدى الساحات » تركيب 
مجاري للمياه في الطابق السفلي ٠‏ 
١‏ - مدرسة الزرقاء : 


- تكبير باب ممر وغرفة » تسكير فتحة ما بين غرفتين » ترقيع قصارة ترابية » 
طراشة عمومية ٠»‏ مد أرضية لنوافذ بالاسمنت » عمل زنار اسمنت لعموم 


4 


الغرف بارتفاع متر وتركيب باب جديد وتصليح عموم النوافذ والابواب مع 
تركيب شريط مناخلي للنوافذ ٠‏ 


5 - المعسكر والسجن في المحطة : 
- تصليح عموم الابواب والشبابيك » طراشة عمومية › ترميمات زجاجية » 
تركيب شريط مناخلي عوضا عن المفقود » دهان عموم ابواب وشبابيك السجن 
- تركيب ماسورة تهوية لمراحيض السجن » تصليح سقف مستودع الجيش ( انظر 
مباني فوق العادة ) ٠‏ 


؟ - الابنية فوق العادة : 
المعسكر في المحطة : 
- اتم اء اتک اکر ج 
- تم تقسيم ثلاثة غرف بالسجن المركزي لسبعة عشر (لسبع عشرة) غرفة صغيرة 
( زنزانة ) وذلك ببناء قواطع من طوب اسمنت › تم بناء جدار حاجز للساحة 
الو اناما ته السجن المركزي والمراح_ض | | ثم | بناء ت ع لحيظ| عه 
وأدوات دائرة النافعة ٠‏ 
- بوشر بانشاء مكاتب فوق غرفة الحرس ولا يزال العمل مستمر (مستمرا) 
مساك 
۳ - المياه : 
مياه اربد : 
- بوشر بحفر خط مواسير المياه ما بين اربد - وعين راحوب وقد تم %۹۰ من 
هذا العمل ٠‏ 
- تم حفر وبناء اساس الخزان باربد وقد بوشر بصب الخزان وقد تم من هذا 
العمل ٠ 96٠١‏ 
- بوشر ببناء بيت الماكنا برلا ا كا كق هذا العمل ٠ 96٠١‏ 
- قد بوشر بانشاء خزان المغير © ات هن هذا العمل ٠ %١‏ 
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- لا تزال الحفريات جارية بعين الفروث بقصد ايجاد منبع العين ٠‏ 
- وصل لاربد قسم من المواسير وعن قريب سيباشر بمد هذه المواسير ما بين 


عين الراحوب واربد ٠‏ 


الكشف على دور الحكومة : 
لتقم ت از 2 10 . 


المعاون الفني للواء البلقاء 


1۹ 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت في لواء البلقاء خلال 
الثلاثة اشهر المنتهية في ١971/١١/1١‏ 
القسم الأول - الطرة 


١‏ - صيانة الطرق : بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا 
الربع )3١1(‏ كيلومترا (كيلومترات) ومجموع طول الطرق التي كانت تحت 
الصيانة المؤقتة )١5(‏ كيلومترا ٠‏ 


والجدول المبين أدناه يبين نوع وكمية الأعمال التي اجريت في هذه الطرق : 


-١‏ فرش تراب 14 مط 
5-6 ا لرا د م 


( ملاحظة : هذه الكميات عن اعمال شهري تشرين أول وتشرين ثاني 7” فقط ) 


- تحسين الطرق : 


أ - طريق صويلح - جرس : 


- تم تحسين كيلومترين من هذه الطريق ما بين الكيلومتر ١86-١5‏ بتغيير قسم من 
هذه الطريق وتوسيع اقسام اخرى لتجنب خطر المنعطفات الكثيرة الخطيرة التي 
تخلل هذا القسم ٠‏ 

ب- طريق مادبا - ذيبان : 


- تم تعزيل الحجارة وتسوية بعض اقسام في هذه الطريق بطول عشرة كيلومترات 


۳ - تزفيت الطرق : 
- تم فرش طريق عمان - المقر العالي بوجه اسفلت ومن ثم فرشها بالحصمه ٠‏ 


؛ - عبارات وجسورة (جسور) : 
أ - طريق عمان - السلط : تم انشاء عبارة جديدة في الكيلومتر ۸ - ۹ 
ب- طريق صويلح - جرش : تم تصليح خمسة (خمس) عبارات بهذه الطريق 0 
ج- جسر نهر الزرقاء : بوشر بانشاء جسر من باتون عوضا عن جسر نهر 
الزرقاء الموضوع بصورة مؤقتة لهذا الجسر بطريق صويلح - جرش ٠‏ 

ه - الطرق فوق العادة : 
أ - تم تعبيد مسافة ٠٠١‏ مترا من الكيلومتر ۸ - ٩‏ من طريق عمان - السلط ٠‏ 

5 - تخطيط الطرق : 
- تم تخطيط طريق ماحص - وادي السير ٠‏ 

۷ - اعمال الاسعاف في الطرق : 


- جرى الكشف اللازم على طريق العارضة - غور داميه وطريق الازرق - 
بغداد للمباشرة باعمال الاسعاف فخ هذه الطرق ٠‏ 


ال١‎ 


صيانة المباني والاشغال الطفيفة : 
١‏ - المقر العالي : 
- تم تصليح مجرى المراحيض من الجهة الشرقية وتحسين مجرى اخر في الجهة 
الغربية بطم جورة امتصاصية وتوصيله بمجرى اخر » طراشة عمومية للجناح 
الشرقي ٠‏ وثلاث غرف في الجناح الغربي » تصليح عمومي للابواب 
EAD FE‏ لتقم N‏ 


۲ - الديوان الاميري العالي : 
ترك كفي 0 رسشدس E‏ ب #الشبابيك 
وجسورة السقف ٠»‏ تصليح السقف بالقلفونة ٠‏ 


۳ - دار دولة المعتمد البريطاني : 


؛ - رئاسة الوزراء : 


ه - المجلس التشريعي : 
- ترميمات زجاجية » تصليح السقف بالقلفونة ٠‏ 
5 - دائرة الاثار : 
- ترقيع قصارة ترابية » مد سطح بيت المحافظ بطبقة من تراب وتبن » ترميم 
سطح المديرية بالقلفونة ٠‏ 
۷ - مخفر درك عمان : 
- عمل قصارة اسمنت بارتفاع متر لعموم الغرف ٠»‏ تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 


Y۲ 


۸ - المعسكر والسجن المركزي في المحطة : 
- ترميمات زجاجية » تصليح عموم معالف الاسطبل مع طراشة الجدران بالسمنت 
(بالاسمنت) ٠‏ 
- تصليح عمومي للسقوف بعضها بالقلفونة وبعضها بمدة اسمنت مسلحة بشريط 
مشبك » تصليح عموم كحلة ابنية المعسكر ٠‏ 
انظر ايضا 272 57759717 


: جمرك محطة عمان‎ - ٩ 
٠ تركيب زجاج » تهوية باب وتصليح بابين مع تركيب سكرة‎ - 
: مستشفى الحكومة - عمان‎ - ٠ 
تركيب شباك جديد » تصليحات متنوعة في الابواب والشبابيك » تركيب حمام‎ - 
شبابيك » ترميمات زجاجية » قصارة‎ )1١( باب و‎ )١١( مع لوازمه » دهان‎ 
» اسمنت للواجهة الغربية من الخارج » ترقيع قصارة كلسية بمحلات مختلفة‎ 
0 تعزيل جورة امتصاصية » تصليح السقف‎ 
: دائرة البرق والبريد العامة‎ - ١ 
٠ طراشة ثلاث غرف‎ - 
: مكتب بريد عمان‎ - ۲ 
E لطر متو‎ 
: وزارة المالية‎ - ۳ 
0 تصليح سقف مستودع الحطب‎ > 


14 - سكن بيك باشا : 


رف 


- تصليح عمومي لميازيب السطح » تصليح رف زينكو فوق المدخل » تركيب 
شناكل لعموم النوافذ والاباجورات » تركيب شباكين جديدين لنوافذ الصالون ٠‏ 


: مخفر الزرقاء‎ - ٠٠ 
٠ تركيب باب لاسطبل المخفر‎ - 


5 - قلعة الازرق : 
- تعزيل وتوسيع مجرى المرحاض ؛ عمل مدة اسمنت للسقف » طراشة عمومية٠‏ 


۷ - دار الحكومة في السلط : 
- عمل قوس جديد لنافذة قلم المحاسبة » تصليحات عمومية لبعض النوافذ ٠‏ 


۸ -دار الحكومة في مادبا : 
- بوشر بعمل زنار اسمنت بارتفاع متر لعموم الغرف في الطابق السفلي ٠‏ 


" - المباني فوق العادة : 
١‏ - معسكر الجيش العربي في المحطة : 
- تم انشاء المكاتب فوق غرفة الحرس %10 ٠‏ 
- تم سقف ممرين واقعين بين ابنية المعسكر بالاسمنت ٠‏ 
- تم بناء مستودع جديد ٠‏ 
- تم تركيب شريط بشيك فوق حائط بنى سابقا بساحة السجن ٠‏ 
- تم تقسيم غرفة الى غرفتين ببناء قواطع من طوب اسمنت مع فتح باب لاحدى 
الغردة ا 
- تم تركيب تسعة شبابيك للزنزانات » تم تكحيل سور ساحة المراحيض ٠‏ 
- تم قصر جدران المراحيض بالاسمنت ٠‏ 
- بوشر بتحضير المواد الانشائية لبناء مطعم لافراد الجيش العربي في المعسكر 
على نفقة الجيش العربي تحت اشراف ومراقبة دائرة النافعة ٠‏ 


V٤ 


؟ - مدرسة المعسكر : 
- تم بناء مدرسة في المعسكر وقد بوشر ببناء سور للجامع والمدرسة ٠‏ 


* - جسر نهر الزرقاء : 
- انظر البند رقم ٤‏ من القسم الأول ( عبارات وجسورة ) ٠‏ 
القسم الثالث : المياه : 
١‏ - جر مياه عين الراحوب لمتصرفية اربد ٠‏ 
- تم حفر خط المواسير ما بين عين الراحوب واربد ٠‏ 
- تم صب خزان اربد ٠‏ 
- تم بناء بيت الماكنا براحوب ٠‏ 
- بوشر ببناء خزان المغير وقد تم منه ما يقارب من ٠ /1١‏ 
- تمت الحفريات بعين الفروث وقد تم سقفها بالباتون ٠‏ 
ا ف ا 
© ماع بر خمد مواسير الماء داخل ا1٣۳‏ 


١106 
المعاون الفني للواء البلقاء‎ 


-١‏ صيانة الطرق : بلغ مجموع الظرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذه 
السنة ١854‏ كيلومتر ومجموع طول الطرق التي كانت تحت الصيانة المؤقتة 5 
كيلومتر : 


والجدول المبين ادناه يبين نوع وكمية الأعمال التي اجريت في هذه الطرق : 


-١١‏ وضع حجارة مؤونه ام أل 
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؟ - تحسين الطرق : 
١-طريق‏ السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) : تحسين اربعة منعطفات بطريق 
السلط - جسر اللنبي واحدة في الكيلومتر ۳۸-۳۷ والثانية في الكيلومتر 4١‏ 
واثنتين في الكيلومتر ٠٥‏ وبهذا التحسين نقصت الطريق مسافة مائتي متر 
والأعمال التي اجريت هي : 


5- بناء جدران استنادية اضرا مح ل 


؟"-طريق صويلح - جرش : 
أ - تم تحسين ثمانية منعطفات ٠‏ 
ب- تم تحسين كيلومترين من هذه الطريق ما بين الكيلومتر ١6-١71‏ بتغيير 
قسم من هذه الطريق وتوسيع اقسام اخرى لتجنب خطر المنعطفات الكثيرة التي 
تتخلل هذا القسم ٠‏ 

"- طريق مادبا - ذيبان : تم تعزيل الحجارة وتسوية بعض اقسام في هذه الطريق 


بطول عشرة كيلومترات ٠‏ 


۳- عبارات وجسورة (جسور) 
أ - تم بناء ثمانية عبارات لطريق عمان - السلط في الكيلومتر 5 ١١-‏ . 
ب- تم بناء عبارتين في الكيومتر 5:5 من طريق السلط - جسر اللنبي (الملك 


VY 


ج- تم تصليح وترميم خمسة (خمس) عبارات بطريق صويلح - جرش ٠‏ 
د- بوشر بانشاء جسر من باتون لجسر نهر الزرقاء لطريق جرش ٠‏ 
ه- تم بناء داربزين باتون لجسر طريق المحطة ٠‏ 


4 - الطرق فوق العادة : 
أ - تم تعبيد الكيلومترات الآتية بطريق عمان - السلط بطريقة المقاولة بعد ان 
نظمت الكغوف االتثير 72و لسسع اه انار اك 
اكا ل 
الكيلومتر ه - ٦‏ 
الكيلومتر ٦‏ - ۷ 
الكيلومتر ۷ - ۸ 
الكللومتر إل - له 
ب- تم تعبيد وتزفيت الطريق الكائنة طولي المقر العالي ٠‏ 
ج - طريق بغداد : تم تصليح وتحسين قسم الحرة الواقعة ما بين قلعة الازرق 
والرطبة في اوائل الربع الأول ٠‏ 
ه- تزفيت الطرق : 
أ - طريق عمان - المحطة : تم تزفيت وجه لطريق عمان - المحطة ٠‏ 
ب- طريق عمان - المقر العالي : تم تزفيت وجه لطريق عمان - المقر ٠‏ 
ج - طريق عمان - صويلح كيلومتر )١5-١7(‏ : تم تزفيت وجه لهذا الكيلومتر ٠‏ 


5 - رصف بلوكاج : 
أ-تم رصف ١١5١‏ م ط (طولي) لطريق السلط - جسر اللنبي بعرض خمسة 
امتار ٠‏ 
ب- تم رصف 7387 م ط لطريق عمان - وادي السير بعرض خمسة امتار ٠‏ 


ج- ثم رصف 5م ط لطريق صويلح - جرش بعرض خمسة امتار 0 


7 


۷ - فتح طرق جديدة: 
| - تم فتح طريق مادبا - ماعين بعمال مجانا من الأهلين تحت اشراف ومناظرة 
دائرة النافعة ٠‏ 


؟- تم تخطيط طريق پاک ايد رای اتير 


۸ - اعمال الاسعاف في الطرق : 


جرى الكشف على طريق عمان - بغداد وطريق العارضه - غور داميه » وطريق 
مادبا ذيبان للمباشرة بأعمال الاسعاف في هذه الطرق ٠‏ 


: صيانة المباني والاشغال الطفيفة‎ - ١ 
المقر العالي:‎ -١ 
» تصليح وتهوية ابواب وشبابيك » تصليح عمومي للابواب والاباجورات‎ - 
تصليح عموم السطح بالقلفونه » تصليح مجاري مياه السطح » وتركيب مجاري‎ 
٠ جديد » تصليح قصارة عجلات مختلفة‎ 
طراشة عمومية » دهان سقف الدرج » دهان بابين واربعة نوافذ وحاجزي خشب‎ - 
٠نيبابل تحت الدرج » تركيب بلاط عجلات مختلفة » عمل عتبتين اسمنت‎ 


ديوان المقر العالي : 
- تصليح السطح بالاسفلت والقلفونة » تصليح وتهوية ابواب وشبابيك » طراشة 


عمومية » تصليح ودهان حاجزين بمدخل الديوان » ترميمات زجاجية ٠‏ 


اعمال في المطبخ : 
1 تصليح ابواب وشبابيك » تصليح مواسير الماء » تعزيل مجرى المياه الوسخة » 
تركيب مغسلة جديدة ٠‏ 


۷۹ 


ترميمات زجاجية » دهان عمومي للابواب والشبابيك ٠‏ 


المراحيض : 

2 تعزيل مجرى المياه القذرة في ساحة المقر العالي مع تركيب ماسورة فخار » 
تنظيف مواسير المياه القذرة في ساحة البستان » تصليح جورة تفتيشية مع عمل 
سقف من باتون لجورة اخرى » تصليح مجرى المراحيض في الجهة الشرقية 
وتحسين مجرى آخر في الجهة الغربية بطمر جورة امتصاصية وتوصيله 


بمجرى اخر ٠‏ 


۲ - الديوان الاميري العالي : 
- تركيب مواسير ماء » طراشة عمومية » دهان عمومي للأبواب والشبابيك › 
تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 
۳ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
- قلع واعادة تركيب سياج من شريط عيون مع تركيب سياج جديد من شريط 
عيون لتكحيل السياج القديم » تركيب ثلاثة ابواب للسياج الآنف الذكر » بناء كن 
للدجاج من طوب اسمنت مسقوف بالباتون ومقصور من الداخل بمونه من تراب 
وتبن ومن الخارج بقصارة اسمنت » تصليح سياج حظيرة الدجاج مع تركيب 
ا يدجي ا کیچ تة ر ای ريط ين ا ل 
- تركيب حاجز خشبي لمستودع العلف في الاسفل » عمل بركة للبستان الغربي 
من شمينتو (اسمنت) مسلح مع تركيب حنفية » تركيب داخون لفرن المطبخ مع 
عبت ا ن ا ربب الشمالية والغربية وقبة 
البستان بالزيت الحجري منعاً للرطوبة » جلي البلاط الرخامي في المدخل 
العمومي والدرج ٠‏ 


4 - رئاسة الوزراء : 


- تصليح السطح بالقلفونة » طراشة ثلاث غرف وصالون ٠‏ 


ه - المجلس التشريعي : 
- ترميمات زجاجية » تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 
5 - دائرة الآثار : 
- ترميمات زجاجية » تصليح سقف » طراشة عمومية » تصليح السطح بالقلفونة » 
دهان الاعمال الخشبية » ترقيع قصارة ترابية » مد سطح بيت المحافظ بطبقة 
من تراب وتبن ٠‏ 
٠‏ - مخفر درك عمان : 
- خلع واعادة تركيب حلوق ابواب » ترقيع قصارة كلسية » تسكير مدخلي 
الاسطبل بزينكو مضلع مع تركيب باب حديد جرار » تصليحات في جدران 
الزينكو والاعمدة الخشبية في الاسطبل » عمل التسوية اللازمة لأرضية 
الاسطبل مع فرشها بالجبش ومدها بالاسمنت » تصليح المعالف ٠‏ تثبيت حلقات 
وشناكل لربط الخيل ٠»‏ عمل قصارة اسمنت بارتفاع متر عن سطح الارض 
لعموم الغرف ٠‏ 


۸ - المعسكر والسجن المركزي في المحطة : 
- طراشة عمومية » تصليح عموم الأبواب والشبابيك » دهان عمومي للابواب 
مستودع الجيش » ترميمات زجاجية » تركيب ماسورة تهوية لمراحيض السجن 
> تصليح عمومي للسقوف بعضها بالقلفونة وبعضها بمدة اسمنت مسلح بشريط 
درفة زجاجية لاحدى النوافذ » تعزيل مواسير مياه الاسطبل مع تركيب ماسورة 
جديدة » تصليح عموم معالف الاسطبل مع طراشة الجدران بالمسنت 
(بالاسمنت) ٠‏ 


۸۱ 


: جمرك محطة عمان‎ - ٩ 
٠ ترميمات زجاجية » تهوية باب وتصليح بابين مع تركيب سكره‎ - 
: مدرسة الصناعة - عمان‎ - ٠ 
تقسيم غرفة الحمام الكبيرة لثلاث غرف بتركيب قواطع خشبية وأبواب » تركيب‎ - 
مواسير وحنفيات ومرشات ( دوش ) وتصليح خزان الماء في الحمام » عمل‎ 
غطاء من شمينتو (اسمنت) مسلح لجورة تفتيشية » خلع واعادة تركيب اربعة‎ 
ترقيع ورق‎ ٠ شبابيك . تركيب اربعة درفات زجاجية جديدة لغرفة النسيج‎ 
اسفلت الراكات:»:توكيب غال ومعضلاات » ترميمات زجاجية؛ دهان#الأعمال‎ 
الا‎ 


0 


: مستشفى الحكومة - عمان‎ - ١ 
تركيب شباك جديد » تصليحات متنوعة في الابواب والشبابيك » تركيب حمام‎ - 
باب و(1) شبابيك . ترميمات زجاجية » قصارة‎ )١١( مع لوازمه » دهان‎ 
ترق فارع كلد ملد ةا‎ ٠ ا سات لر هة الغربية من الخارج‎ 
٠ تعزيل جورة امتصاصية » تصليح السقف‎ 


۲ - قيادة الجيش العربي : 
- توسيع غرفة خشبية مع طراشتها ودهان عمومي للاعمال الخشبية من الواجهة 
الداخلية » ترميمات زجاجية » تثبيت صندوق حديدي بغرفة قائد الجيش وأخرى 
كر فوا اا منت )اا ات 
- تثبيت ثلاثة صناديق حديدية بالسمنت (بالاسمنت) ٠‏ 
- تركيب قاطع من خشب وزجاج لأجل تسكير ليوان بدائرة التحري لاستعمالها 
كغرفة» عمل غرفة تصوير من طوب اسمنت , تثبيت عامود لاسلكي ٠‏ 


۳ - دائرة البرق والبريد العامة : 


AY 


- طراشة ثلاث غرف ٠‏ 


: مكتب بريد عمان‎ - ٤ 
ترقيع قصارة كلسية » طراشة عمومية » ترميمات‎ ٠» ترقيع ارضية باتون‎ - 
٠ زجاجية‎ 
: وزارة المالية‎ - ٠١ 
٠ ان تصليح سقف مستودع الجيش‎ = 
: محكمة الاستئناف‎ - 7 
عمل قاطع من طوب اسمنت مع تركيب بابين ونافذة وارضية اسمنت‎ - 
٠ لاستعمالها كغرفة‎ 
: قيادة الشرطة‎ - ۷ 
تثبيت صندوق حديدي بالاسمنت بغرفة مساعد قائد الشرطة للسير › ت تصليح‎ - 
۰ كوخ خشبي‎ 
: مخفر شرطة المحطة‎ - 6 
٠ ترميمات زجاجية‎ - 
: مدرسة تجهيز عمان‎ - ۹ 
٠ ترقيع قضارة كلسية » طراشة عمومية‎ - 
: سكن بيك باشا‎ - ٠١ 
٠ فوق المدخل‎ 
تركيب شباكين جديدين لنوافذ‎ ٠ تركيب شناكل لعموم النوافذ والاباجورات‎ - 


AY 


: -دار الحكومة في السلط‎ ١ 
دهان عمومي للابواب والشبابيك » طراشة خمسة عشر (خمس عشرة ) غرفة‎ - 
أ رد #اسبانيولات » عمل قوس جديد لنافذة‎ ٠ مع الساحة العسومية‎ 
غرفة قلم المحا ني اجا اك ف‎ 
: ممدرسة تجهيز السلط‎ 5 
» غرفة ) » طراشة سقف الصالون‎ ١١( ترقيع قصارة » طراشة‎ - 
دهان جسورة (جسور) حديد لسقف اربع (اربعة) غرف » تصليح وتهوية ابواب‎ - 
» وشبابيك › ترميمات زجاجية » تركيب اسبانيولات وفواكير وجرارات وشناكل‎ 
© شك اق ملعب التندى‎ 


۳ - سجن السلط : 
- تركيب لوحة زينكو لحائط مرحاض ٠‏ 
4 - مخفر الشونة : 
- امد أرضييةةا خراكافرالمكتب بالبيمنت (یالا کا انكف ندا اج كل تيرد 
عمومية » دهان عمومي ٠‏ تركيب شريط مناخلي لنافذتين » تركيب راديولايت › 
تصليح ثلاثة ابواب وتهوية بابين ٠‏ 
5 - مخفر جسر اللنبي (الملك حسين) : 
د كيك ] انذك ‏ ا شتف 2915201 وو كبن قير يط كني نخلاثة 


ابواب » تركيب راديولايت » تصليح باب وتهوية بابين ٠‏ 


: مخفر غور دامية‎ - ۲٦ 
تصليح شباك . عمل زنار اسمنت بارتفاع متر لعموم‎ ٠ ترميمات زجاجية‎ - 
+ انرق‎ 


A٤ 


۷ - دار الحكومة في مادبا : 
- طراشة غرفتين وساحتين » تركيب مجاري للمياه في الطابق السفلي » بوشر 
7 - مدرسة اناث مادبا : 


6 - مخفر ذيبان : 
كل قث اتج كوي ترا E‏ اتسيف قق ترابية › 
تركيب زجاج وتصليح وتكحيل جدران الاسطبل » تصليح سقف المطبخ › 
طراشة عمومية ٠‏ 
٠‏ - مدرسة الزرقاء : 
- تكبير باب ممر وغرفة » تسكير فتحة بابين غرفتين » ترقيع قصارة ترابية » 
طراشة عمومية ٠‏ 
- مد ارضية النوافذ بالسمنت › عمل زنار اسمنت لعموم الغرف ٠‏ تركيب باب 
حديد » تصليح الابواب والشبابيك » تركيب شريط مناخلي للنوافذ ٠‏ 


: مخفر الزرقاء‎ - ”١ 
٠ تركيب باب جديد لاسطبل المخفر‎ - 
: ؟” - قلعة الازرق‎ 
تعزيل وتوسيع مجرى المراحيض ؛ عمل مدة اسمنت للسقف » طراشة عمومية‎ - 
: مدرسة المعسكر‎ - ۴۳ 


: المباني فوق العادة‎ -١ 


: المقر العالي‎ - ١ 
٠ تركيب عشرين نافذة جديدة‎ - 
هدم واجهتين من بناء بغدادي تحت الدرج العمومي وتجديدهما من طوب‎ - 


٠ اسمنت‎ 


- عمل واجهة من خشب قطراني وزجاج مبزر فوق الدرج الغربي ٠‏ 
-_قصاك: اكيت اة ر( )غا ا 


أعمال في الديوان : 
- تسكير باب من بناء من حجر ومؤونه كلسية بالصالون الكبير مع عمل القصارة 
الما 
- عمل ارضية اسمنت امام الدرج » تركيب درابزين حديد للدرج ٠‏ 
- تركيب سياج من شريط عيون واعمدة حديدية مع تركيب باب خشبي للبستان 
الكائن |أمام.اليوان ٠‏ 


أعمال في المطبخ : 
- هدم القصارة الكلسية بارتفاع متر عن سطح الارض وعمل قصارة اسمنت 
عوضا عنها ٠‏ 
۲ - المعسكر والسجن المركزي - المحطة : 


غرفة الحرس : 
- تم تقسيم هذه الغرفة الى ثلاثة مكاتب مع تثبيت صندوق حديدي لمكتب مدير 
52 
- تم تركيب ثلاثة ابواب مع عمل سقف من باتون فوق احد مداخل السجن ٠‏ 
- تم بناء ثكنة للحرس ٠‏ 


A٦ 


تم قصارة ثلاث غرف بالسجن ٠‏ 

تم تقسيم ثلاث غرف لسبعة عقر (لتقليع عشرة ) زنزانة بناء قواطع من طوب 
اسمنت مع تركيب تسعة شبابيك ٠‏ 

تم انشاء 48 ل اسا ل كلل جرلقاة لاص ا والمجاري اللازمة وانشاء 
خزان ماء ومد المواسير للخزان ومنه للمراحيض وقد تم قصر جدران هذه 
المراحيض بالسمنت (بالاسمنت) ٠‏ 

تم بناء مستودع لحفظ عدة وأدوات النافعة ٠‏ 

بوشر بانشاء مكاتب فوق غرف الحرس وقد تم من هذا العمل ٠ ٠١‏ 

تم بناء مستودع جديد ٠‏ 

تم تركيب شريط مناخلي فوق حائط بنى سابقاً بساحة السجن ٠‏ 

تم تقسيم غرفة الى غرفتين ببناء قواطع من اسمنت ٠‏ 

تم تكحيل سور ساحة المراحيض ٠‏ 

بوشر الحاو المتوراد الانثقاتقر أا يطعم لاف كوالجيش العربى في 15 
على نفقّة الجيش العربي وتحت اشراف ومراقبة دائرة النافعة ٠‏ 


القسم الثالث - المياه : 


٠ مياه صويلح - جرى الكشف على مياه قرية صويلح ونظم تقريرا (تقرير) بها‎ - ١ 


5- جر مياه اربد : 


تم حفر خط المواسير ما بين عين راحوب واربد ٠‏ 
تم صب خزان اربد ٠‏ 
اء بيت ماقا بزاح جا 


بوشر ببناء خزان المغير وقد تم منه ما يقارب من /1١‏ 


Av 


- تمت الحفريات بعين الفروت وقد تم سقفها بالباتون ٠‏ 
- كم مد مواسير الماء من بيت :قز انات ومن عبن الفرواث لبيت الماكنا ٠‏ 
- يوشر بمد مواسير الماد ا ا 


الكشف على دور الحكومة : 
- جرى الكشف على كافة دور الحكومة بلواء البلقاء ٠‏ 


الكشوف التقديرية : 
-. نظم في خلال هذه الست ۲۸ كشفاً تقديرياً ( كششف تقدير ) ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


A۸ 


التقرير الربع السنوي عن الاشغال التي تمت خلال الثلاثة اشهر المنتهية 
في ۱۹۳۳/۹/۳ 
من 5/١‏ - ۱۹۳۳/۹/۳۰ 


القسم الاول - الطرة 


: صيانة الطرق‎ -١ 
أ - لقد بلغ مجموع طول الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع‎ 
: كيلومترا موزعة كما يلي‎ 7 


1E‏ اللجملاع بالكباومر 
لواء غجلؤلن 2 کنر 
لواء البلقاء ک۲ کا 
لواء الكرف مياجب 
لواء کا 6 كللومدر | 
ا 5 كيلومترا 


ر فما يلي بيان | الاعمل ت اجرآيت | على الطلاق | /المدكورية الاد باسم 


الصيانة: 

العمل المجموع 

-١‏ املاء جسور و--- تروص 
؟- فرش تراب ٥‏ مط 
27 تتظليق بحص زحد ٣‏ مط 
-٤‏ حفر وتعزيل وتوسيع خنادق ‏ |7/ا451. م ط 
5- وضع حجارة مؤونه 7۳ مط 


۸٩۹ 


ك- حفر واملاء تراب 
۷ تكسير صخر 
۸ قلع وتكسير حجارة بارزة 


-١‏ رڪيو كاج 


-١‏ تصليح بانكيت 


ج - فتح الطرق : 
١-طريق‏ مادبا - ذيبان - 
وبوشر بتخطيطها ٠‏ 


4- بناء وتصليح جدران استنادية Ta ‘TY‏ 


سن ,رك لكاي ضير ا ار 


65 مط 
1٠م"‏ 


T0۸‏ مط 


Tat 
Ta ‘ss lEA 


كي اسم كل 


: قد جرى الكشف على هذه الطريق المنوي فتحها 


ا کت الل ل ی نت ا 
عن طريق المزار - مخفر القصر - وادي اللعبان - الطفيلة وقد بوشر 


a فل راوع كه‎ a0 
0 نهيدةهة‎ 
2 2 ١ 


"-طريق العقبة - رم : تم فتح الاثنى عشر كيلومترا الباقية من هذه الطريق 


د - تحسين وتوسيع الطرق : 


-١‏ جرى توسيع وتحسين بعض اقسام وميول ومنعطفات خطرة وتعديل استقامات في 


الطرق الآتية : 
لواء عجلون : 
أ- طريق جرش - عجلون بطول ۷ مترا 
ب- طريق جرش - الحصن - اربد بطول 5 مترا 
ج - طريق اربد - الى مفرق عجلون - جرش بطول مترا 


١” المجموع‎ 


والأعمال التي جرت في هذه الطرق مبينة فيما يلي : 


١‏ - حفر واملاء تراب ما بقاري كن 
؟- تكسير صخر ما يقارب كلاه م 
"- بناء وتصليح جدران استنادية جبشية مايقارب ا 
:- حفر خنادق جديدة ما يقارب E TW‏ 
اء اليلقاعء : 


1 جرى تحسين وتصليح طريق السلط - النبي يوشع - الرميمين وطريق العارضة 
وتحسين ثمانية منعطفات بطريق صويلح - جرش وتطويل عبارة في الكيلومتر ٤١‏ 
وتصليح عبارتين في الكيلومتر 7١‏ من طريق جرش ٠‏ 
ه : عيارات 3 
١-أمتر‏ اوم سسم طلا اء لحل لجار ساني نارين افی الوا :ا 
1-5 وبوشر ببناء عبارة جديدة ٠‏ 
۲ طريق اربد - الرمثا : جرى بناء عبارة عادية من حجر جبش ٠‏ 


"-طريق عنجرة - الحدادة : جرى بناء عبارة عادية من حجر جبش ٠‏ 
- اشارات الطرق : 


١-جرى‏ عمل ثلاث اشارات (حجارة مكتوب عليها الكيلومترات) ونصبها على مفارق 
طرق لواء عجلون 


۹۱ 


اجر عمل قبانية ورن ان رفن ا وخصبها غل مفازق طرق رای 
الكرك ومعان ٠‏ 
ز - الطرق فوق العادة : 
أ - طريق عمان - السلط : 
تم تعبيد الكيلومترات التالية بطريق عمان - السلط بطريق المقاولة بعد ان نظمت الكشوفة 
(الكشوف) التقديرية والمخططات اللازمة ٠‏ 
-١‏ الكيلومتر ه- ٦‏ : 


۷-٦ كسد‎ 

A۷ = =۴ 

٩ - ۸ = --:‏ ( عبد من هذا الکیلو هتر للان ۲۰۴ م وبوشر,بتغبید ٥۰۰‏ م اخزىي 
منه ) ٠‏ 


ب - الطريق حوالي (حول) المقر العالي : 

بوشر بتعبيد وتزفيت هذه الطريق والعمل مستمر فيها لاكمالها ٠‏ 

القسم الثاني - المباني : 

: صيانة المباني والاشغال الطفيفة : تمت الأعمال التالية‎ -١ 

أ-لواء 

: دار الحكومة اربد‎ -١ 
تم ترميم دار حكومة اربد بازالة القصارة البالية وعمل قصارة جديدة من كلس‎ 
ورمل لغرفة المتصرفية وصب باتون لعتبات نوافذ غرفتي مأمور الزراعة‎ 
والتسجيل وعمل طراشة عمومية وتركيب دلاية وسكرة للمحلات اللازمة فيها‎ 
وجرى فتح باب بين غرفتي قلم المحكمة وركبت درفات خشب له ودهن سقف‎ 
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ان ا رة را تر كرمج قق ان فى الان اا هة 
وتركيب شناكل حديد للباب العمومي ٠‏ 


مدرسة تجهيز اربد : 
تم ترميم قصارة في بعض المحلات وعمل زنار من شمينتو (اسمنت) ورمل 
لغرفتي الف الا الا 0 ا ل ا 


مخفر دوك آل : 
جرى ترميم مخفر درك اربد بازالة القصارة البالية من تراب وتبن في جدارين في 
كل من غرفتي قائد المنطقة ومساعده وعمل بدل منها قصارة جديدة من كلس ورمل 
وترميم قصارة وتركيب سكاكر في المحلات اللازمة وطرش عموم الغرف 
والممرات فيه ٠‏ 


سجن اربد : 
جرى عمل قصارة من شمينتو (اسمنت) ورمل لقسم من الجدارين الشرقي 


والغربي في مراحيض سجن اربد ٠‏ 


دار حكومة جبل عجلون : 

در سترميم _قصار كمن_كلس وملا في عض مخلات وما تطراظلة #صصومية 
وميم باتو ارضلبة قم المتمكتي نكي تايط ناجلل مييق لالجل في 
الجهتين الشراقية والغربية وتركيب مفتاح لباب غرفة اكات الرالتائل : 


مخفر درك عجلون : 

جرى ترميم قصارة من كلس ورمل في المحلات اللازمة وعمل زنار قصارة من 
شمنتو ورمل لمربط الخيل في الواجهة الخلفية الخارجية وعمل طراشة عمومية 
وصب باتون لعتبات ست نوافذ وعمل اربع درفات بللور في مخفر درك عجلون ٠‏ 
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۷ - برق وبريد جرش : 


جرى دهان ابواب برق وبريد جرش ٠‏ 


۸ - مكوس (جمرك) الرمثا : 
جرى عمل زنار من شمنتو (اسمنت) للواجهتين الغربية والجنوبية في الخارج 
ورممت اقسا ةا شك زارا ی لطع اک ےی مكتب مكوس الرمثا 
وطرش ٠‏ 


: مكوس (جمرك) جسر المجامع‎ - ٩ 
جرى ترميم القصارة وعمل طراشة عمومية وتصليح درفات بللور (زجاج)‎ 
وتركيب شريط مناخلي مزيبق لثلاث نوافذ عوضا عن الغير صالح (غير الصالح)‎ 
٠ منها‎ 

: مخفر جسر الشيخ حسين‎ -٠ 
٠ جرى ترميم القصارة وعمل طراشة عمومية‎ 

: ) محطة المفرق ( الفدين‎ -١ 
صار تثبيت القاصة الحديدية بالباتون في غرفة مأمور الجمرك ومثلها في غرفة‎ 
٠قرفملا مأمور البريد في‎ 

۲- مخفر كريمة ( في الغور ) : 


انتخبت قطعة أرض لأنشاء مخفر كريمة عليها وبوشر بأنشائه على ان يكون مشكلا 


پ- لواء اليلقاء : 
۳ - المقر العالي : 


1 


ك 


-١6ه‎ 
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ل 


- ۸ 


- ۹ 


أ- تركيب مجاري عمومية لمياه الأمطار في السطح ٠‏ تنظيف مواسير 
المراحيض ومواسير المياه القذرة في البستان » ترميمات زجاحية ٠‏ 


دار دولة المعتمد البريطاني : 
دهان جدران اليلد ا بيت > اسنا ال حجري منعا للرطوبة 


قيادة الجيّش العربي : 

أ- تركيب قاطع من خشب وزجاج لأجل تسكير ليوان بدائرة التحري لاستعماله 
كغرفة 

ب - عمل غرفة تصوير بدائرة التحري من طوب اسمنت وقد تم منها ٠ ٠١‏ 

ج © تقك اعاماد انوج 

محكمة الاستئناف : 

عمل قاطع من طوب واسمنت مع تركيب بابين ونافذة وارضية اسمنت لاستعمال 

الل کرت 


مدرسة تجهيز عمان : 

یا ۰ راا د 

المعسكر والسجن في المحطة : 

تل او ا | اا جاجية » تركيب 
مر ا 6 2595 1 ] بيك السجن + تركيب 
ماسورة تهوية لرا ايرا ١‏ , دا ف ع الجيش ( انظر المباني 
فوق العادة ) ٠‏ 


دار الحكومة في السلط : 


ا 


Uli 


۳ 


£ 


دهان عمومي » ترقيع قصارة وطراشة خمسة عشر (خمس عشرة) غرفة مع 
الساحة العمومية وتركيب انيو #فلكل للمحلات اللازمة ٠‏ 

مدرسة تجهيز السلط : 

ترقيعات قصارة بمحلات مختلفة وطراشة ثلاثة عشر (ثلاث عشرة) غرفة وسقف 
الصالون ودهن جسورة حديدية في اربع غرف ٠‏ تصليح وتهوية ابواب وشبابيك 
وترميمات زجاجية وتركيب اسبانيولات وشناكل في المحلات اللازمة وتثبيت ثلاثة 
عشر عامودا من اعمدة ملعب التنس ٠‏ 


مخفر الشونة : 
ترقيع قصارة كلسية » عمل طراشة عمومية » دهان عمومي ٠»‏ تركيب شريط 


مناخلي لنافذتين » تركيب راديولايت وتصليح بابين وتهوية بابين اخرين ٠‏ 


مخفر جسر اللنبي (الملك حسين ) : 
تركيب شريط مناخلي لثلاثة ابواب » تركيب راديولايت » تصليح باب مع تهوية 
بابين ٠‏ 

دار الحكومة في مادبا : 

طراشة غرفتين وساحتين مع كشط الطراشة القديمة لأحدى الساحات وتركيب 
مكار للميآه في الطابق الغ م 

مدرسة الزرقاء : 

تكبير باب ممر وغرفة » تسكير فتحة بين غرفتين » ترقيع قصارة ترابية » وعمل 
ظراشة لاست لعموم الغرف 
بارتفاع متر وتركيب باب حديد وتصليح عموم النوافذ والابواب مع تركيب شريط 
مناخلي للنوافذ ٠‏ 
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 ه‎ 


- 5 


> 


ا 


- ۹ 


- م١‎ 


- 


اء الكرك : 


مدرسة تجهيز الكرك : 

جرى طرش ثلاث غرف ودهن الأبواب وتصليح باب واسبانيولات وتركيب 
اسبانيوله وشريط مشبك عيون لنافذتين ٠‏ 

مدرسة بنات 4758 : 

جرى عمل غرفة خشبية بسقف من زينكو كمستودع للمدرسة ٠‏ 

دار الحكومة في الكرك : 


مستشفى الحكومة في الكرك : 

صار تثبيت النوافذ وتركيب زجاج لها ودهنت الجسورة (الجسور) الحديدية 
وطراشة غرفة وصب باتون لظهر الدرج وتبت الدرابزين وركبت جرارات وسكره 
ومفصلات في المحلات اللازمة ٠‏ 

مخفر درك القطرانة : 

جرى تركيب غالين ومفصلات وشناكل في المحلات اللازمة وتصليح باب مع عمل 
مكتب بريد القطرانة : 

- طراشة غرفتا المكتب ٠‏ 

مخفر درك الحسا : 

- طراشة غرفة المخفر ٠‏ 


مخفر غور المزرعة : 


۹۷ 


جرى ترميم قصارة المخفر من تراب وتبن وعمل زنار من اسمنت وكلس ورمل 
لداخل المخفر وعمل طراشة عمومية ودهان عموم النوافذ والأبواب وتكحيل 
اطرافها بالطين منعا لدخول البعوض ٠‏ 


۳ - مخفر غور الصافي : 
كحلت اطراف جميع الطلاقات ‏ منعا لدخول البعوض ٠‏ 


د - اء معان : 
4" - دائرة الشرعية في معان : 
جرى بناء دائرة للشرعية في معان مكونة من غرفتين وليوان في الحامية القديمة 
وعلى انقاضها ٠‏ 


ه” - دائرة الشرطة في معان : 
عمل مذ الله اة 


: دائرة البرق والبريد في معان‎ - ٠ 
: عمل طراا مرف‎ 


۷ - دار حكومة الشوبك : 
رممت القصارة و عملت طراشة عمومية ٠‏ 


۸ -اسطبلات معان بموقع الشعار : 
صلحت قصارة من تراب وتبن وعملت مدة من كلس ورمل فوق الاسطحة ولفت 
العمدان الخشبية بتنك لمنع الخيل من قرضها وتركيب جسر حديد ومورينه © 
١‏ - الطلاقات : النوافذ الصغيرة ٠‏ 
؟- المورينه : قطعة من الخشب تسند فيها الاسقف ٠‏ 


۹۸ 


8 - دار حكومة معان القديمة : 


5 - قيادة منطقة معان : 


جرى تركيب حديد مبسط ومبروم للنوافذ ٠‏ 


: مخفر الكويره (القويرة)‎ - ١ 
۰ جرى تصليح القصارة وعمل طراشة عمومية‎ 


۲ - قوة البادية : 
- ادا ل البابيقفي ا اتر تملح امية الا 1 ٠‏ 


57 - دار حكومة وادي موسى : 
بالباتون ودهان سبعة ابواب وتصليح قصارة وعمل طراشة عمومية ٠‏ 


۲ - المباني فوق العادة : 
أ - معسكر الجيش العربي في محطة عمان : 
ا ا 
تم تقسيم ثلاث غرف بالسجن المركزي لسبعة عشر (لسبع عشرة) غرفة 
صغيرة ( زنزانة ) وذلك ببناء قواطع من طوب اسمنت ٠‏ 
٣-تم‏ بناء جدار حاجز للساحة الواقعة ما بين السجن المركزي والمراحيض ٠‏ 
4- تم بناء مستودع لحفظ أدوات ولوازم دائرة النافعة ٠‏ 


- بوشر بانشاء مكاتب فوق غرفة الحرس ولا يزال العمل مستمرا لأكمالها ٠‏ 


ب - مدرسة تجهيز الكرك : 
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العمل مستمر لاكمال تعمير ستة (ست) غرف وايوان بعمل سقوف جديدة من باتون 
مسلح وقصارة من كلس ورمل ودرفات للنوافذ والابواب من خشب قطراني وتجديد 
قصارة صالونين كبيرين مع تجديد ابوابهما ونوافذهما وقد تم من هذه الأعمال ما 
يقارب ٠ %١‏ 


3 7 قلعة رم : 


- 3 


نظمت الكشوفة (الكشوف) التقديرية والمخططات اللازمة لبناء قلعة في رم تشبه 
القلاع التي بنيت في باير والازرق على ان يعمل نصفها في هذه السنة'وبأرجاء 
نصفها الآخر للسنة القادمة وطرحت في المناقصة ٠‏ 


اسطبل لمكوس (جمرك) جسر المجامع : 

نظمت الكشوفة (الكشوف) التقديرية والمخططات المقتضية لعمل اسطبل لمكوس 
جسر المجامع وطرحت في المناقصة واحيلت على المتعهد الذي شخص لمحل 
العمل للمباشرة به ١‏ 


۳ - الكشف على دور الحكومة : 


- 


3 كك‎ 
٠ 


لواء عجلون : 
جرى الكشف على ابنية الحكومة التالية ونظمت كشوفة (كشوف) تقديرية من اجلها 


١-قيادة‏ منطقة اربد - لأجل عمل درج ٠‏ 

٠ مكوس (جمرك) جسر المجامع - لأجل عمل اسطبل‎ -1١ 

"-مدرسة تجهيز اربد - تبديل ثلاثة سقوف خشبية بخلافها من باتون ٠‏ 
٤‏ مخفر كريمه - لأجل عمل درفات ابواب ونوافذ وشريط مناخلي ٠‏ 
٥-جامع‏ عجلون - لأجل ترميمه وقدم تقرير بذلك ٠‏ 


اء اليلقاع : 


لقد ثم الكشف على عموم دور الحكومة بلواء البلقاء وستحضر الكشوفة التقذيرية 
اللاؤعة لها 


2 - لواء معان : 
جرى الكشف على دز ااك راا فار ار نظمت الكشوفة (الكشوف) 
التقديرية لترميمها وهي : 
دار حكومة معان » مدرسة ذكور العقبة » دائرة البرق والبريد في معان › حامية 
معان » قيادة منطقة معان » مدرسة ذكور الشوبك » مخفر الكويره (القويره) » دار 
حكومة وادي موسى » مخفر شرطة معان » دار حكومة العقبة ٠‏ 


؛ - اعمال اخرى فيما يتعلق بالمباني : 
أ - لقد تم ترميم وتجديد مقام سيدنا جعفر الطيار رضي الله عنه في قرية المزار 
في الكركا ١‏ 
ال ام ا RE‏ ا EES Ll E‏ 
قات مقط بانتهاء هذا الربع ما يقار ب 10158" 


القسم الثالث : المياه : 
-١‏ مياه اربد : 
أ- بوشر بحفر خط مواسير المياه ما بين اربد وعين راحوب وتم من هذا الخط 
%۹۰ 
ب - تم حفر وبناء اساس الخزان في اربد وبوشر بصب الخزان وتم من هذا 
العمل ٠ 9٠١٠١‏ 
ج - بوشر ببناء بيت للماكنة في راحوب وتم من هذا العمل ٠ %٠٠١‏ 
د - بوشر بانشاء خزان المغير وتم من هذا العمل ٠ %١‏ 
ه - ل تزال الحفريات جارية بعين الفروث بقصد ايجاد منبع العين ٠‏ 


فيما يلي بعض الأعمال التي قامت بها شعبة الفن في دائرة النافعة علاوة على ما قام به 
مهندسو المناطق ٠‏ 
أ- المخططات : 

تم تنظيم مخططات لأجل الأعمال التالية : 

١-مكتب‏ جمرك جسر الشيخ حسين ٠‏ 

؟-مخفر غور الصافي ٠‏ 

موا نو ي 

4- اسطبل لثلاث رؤوس من الخيل لجمرك جسر المجامع ٠‏ 

مخفر درك عجلون ٠‏ 


5- استخر اج ما يزيد عن مايتين نسخة شمسية لمخططات مختلفة ٠‏ 


ب - الكشوفة (الكشوف) التقديرية : 
جرى تدقيق عشرة كشوفة (كشوف) تقديرية لأعمال تعدو قيمتها المقدرة الخمسين 


هط اتنظبم الكشوفة (الكشوف) التقديرية : 
لقد تم تنظيم كشوفة (كشوف) تقديرية لأجل : 
تيبي بأ لد ال عدم 
1 خمسة وسبعين مسكنا لقسم من الجنود المتزوجين في معسكر قوة الحدود في 
الزركا كل 
٣‏ اربعة وعشرين مسكنا لقسم من الجنود المتزوجين في معسكر قوة الحدود في 
عا 


القسم الخامس - الأثاث واللوازم : 


لقد قامت شعبة اللوازم في هذه الدائرة خلال هذا الربع بالأعمال التالية : 
١-تصدير‏ احتياجات الورش من عدة وأدوات ولوازم للاستعمال في انحاء الامارة ٠‏ 
؟- استلام اللوازم والعدة والأدوات الواردة للمستودع المركزي حسب العادة ٠‏ 
٣-مبايعة‏ ما احتاجقه أ اة ير از اا ل جاو ايضا ٠‏ 
5 - استلام الاثاث المبين فيما يلي : 


E‏ یت 

1 تعليقة ثياب 

5 خزانة خشبية شكل ١‏ كبيرة 

) صغيرة ( للمدارس‎ ١ خزانة خشبية شكل‎ ٤ 
نے کیک ؟‎ ۲ 

) خزانة خشبية للمختبرات ( للمدارس‎ ٤ 
) خزانة للأدوية ( للمدارس‎ ١ 

) خزانة لحفظ الخرائط ( للمدارس‎ ١ 

3 خزانة للالبسة ( لقوة الحدود ) 

5 دولاب خشبي للالبسة ( لقوة الحدود ) 
١‏ رحلاية من خشب وحديد ( للمدارس ) 
5 صندوق خشبي ( للجيش العربي ) 

16 صندوق خشبي ( لقوة الحدود ) 

) طاولة خشبية شكل ؛ ( للمدارس‎ N 

١‏ طاولة خشب 

م طاولة الب کا 

۲ طاولة خشب شكل ۲ ( للمدارس ) 

۲ طاولة خشب شكل ۲ ( للجيش العربي ) 
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طاولة خشب ذاتيقاقفة جوارير ( للجيش العربي ) 
طاولة ,خشب شكل ١‏ ( للجيثن العربي ) 

طاولة خشب لتجارب المختبرات ( للمدارس ) 

ان EE‏ ده 

كرسي خشب من النموذج المقرر ( للجيش العربي ) 
كرسي خشب من النموذج المقرر ( للمدارس ) 
کر شب امن النطوذ + (المقزال 

كرسي حديد 

لوح خشبي للأسرة ( الجيش العربي ) 

الواح خشب للكتابة ( للمدارس ) 

نملية (خزانة) للطعام ( للمدارس ) 


واجهة خشبية نقالة 


مدير النافعة 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء خلال 
الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳٤/۳/۳۱‏ 


القسم الأول - الطرق : 

: صيانة الطرق‎ - ١ 

أ- لقد بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ١95‏ 
كيلومترا ٠‏ والجدول المبين أدناه بين نوع وكمية الاعمال التي اجريت في هذه الطرق : 
-١‏ ملاء جور 


ب - وقد جرى تصليح وتحسين طريق مادبا - حمامات ماعين خلال شهر اذار سنة 
٠ ۴‏ 


١.ه‎ 


۳ 


کے کے اكترف اقرا ر المخلطات. اة شين ار ا من 


تم عمل ارضية من باتون مسلح لجسر الزرقاء في طريق جرش ٠‏ 


مشاريع الاسعاف : 


أ - طريق العارضة - غور دامية : 


بوشر بأعمال الاسعاف في هذه الطريق اعتبارا من ۳۳/٠۲/۲۷‏ وقد جرى 
توس کور ا بر شو اينار .من آلا ضبن > شري بطول ١4‏ 
كيلومترا * وقد اعيدت عملية التوسيع بعرض سبعة امتار مع.فتح خناذق جديدة 
کک پیت 120 نيا نامال يو ا المعدل | اا علس 


ب- طريق الزرقاء - الازرق - قاع الوساد : 


تم ترميم وتعبيد بعض اقسآم الطريق من الزرقاء - للازرق ومنه لقاع الوساد 
مع رصف 558١0‏ متر طول بلوكاج ويقدر طول هذه الطريق ب ١١١‏ كيلومترا 
٠‏ وقد جرى وضع مونات على جادتي هذه الطريق من اكوام ترابية واحجار ٠‏ 
و اشتغيت کی یں فی الا اولاني ١ ٠ ١‏ لايل خلال الد 222 
۱ الى ۱۹۳٤/۳/۲۳‏ ۰ 


ج - طريق مادبا - ذيبان : 


بوشر بأعمال الاسعاف في هذه الطريق من اول شهر كانون ثاني ۱۹۳٤‏ وقد تم 
فتح قسم من هذه الطريق بموقع الواله ويقدر طوله ب ١‏ كيلومترات بعرض 
ثلاثة امار سوت لسغو د١‏ الکو كسد عامل ب واا ف لوقف العمل بشهر 
قباط ا 


د - طريق قلعة عمان : 


بوشر بأعمال الاسعاف في هذه الطرق من اول شهر اذار سنة ١9375‏ وقد تم 
تصليح وتحسين هذه الطريق من مفرق المقر العالي للكيلومتر الرابع من طريق 


السلط ٠‏ وقد اشتغل بهذه الطريق من العمال ما بين ١5١-٠٠١‏ في اليوم وقد 
توقف العمل بنهاية شهر اذار ع “و٠‏ 


القسم الثاني - الابنية : 


| 
- 1 


صيانة المباني والاشغال الطفيفة : 

المقر العالي : 

- ترميمات زجاجية ٠‏ تصليحات عديدة متنوعة للنوافذ والابواب » تركيب سكاكر 
ومفصلات ٠‏ 

- تصليح صيوان المجرى الامامي ٠»‏ تنظيف مرحاض مع تنظيف مواسير المياه 
الوسخة » تحسين مجرى مرحاض بتركيب أدوات وتسكير جورة تفتيشية › 


صب سقف باتون لمجرى مرحاض » تصليح جورة تفتيشية ٠‏ 


الديوان : 

ل إترئع إصارة كلسية ۽ تصليح باط > عو یی ال ا ا 
تصليح الط #الاسمنت و القلفونة ومده بالأكفلك اكيب س و ا 
مناخلي » تصليح بابين وتهوية باب » تركيب عتبتي اسمنت لمدخل الابواب ٠‏ 

المطبخ : 

- تركيب بوري حديدي لوجاق المطبخ » تركيب حنفيات » فك وتنظيف المواسير 
دراك الاچ داوعا درک » لیے اة تراك وباک ١‏ 


الحرس؟ 7[ ساي : 

- تركيب سكرة ومفصلات ٠‏ 

الماء والكهرباء ' 

- توصيل اسلاك كهربائية ما بين المقسم والعمارة الجديدة والديوان والعمليات 
الخارجية ٠‏ 


ج 


١ 
- 


دار دولة المعتمد البريطاني : 

- تركيب بلاط صيني لارضية غرفة الحمام » دهان مواسير الحمام » دهان شباك 
؛ تصليح سقف الحمام با 09 قي نكل قضارة جدران المطبخ بقصارة اسمنت 
ودهن عموم الجدران » عمل زنار اسمنت بارتفاع مترين لجدار بغرفة الغسيل 
وطراشته » تصليح الميازيب » لحام خزان ماء الموتور . تصليح سقف كن 
الدجاج EEL‏ 21224 | ت الشرطي » طراشة 
جدار لغرفة الضيوف » تركيب سياج من شريط عيون مجهز بسبعة ابواب 
لحظيرة الدجاج » دهان ملعب التنس » دهان بابين » تكسير صخور بأرضية 
البستان» تركيب مواسير جديدة مع تركيب ثلاثة حنفيات » تصليح ثلاثة حنفيات 
»> تركيب لمبتين ومفتاحين ٠‏ 

المعسكر في المحطة : 

- دهان نوافذ حديدية » دهان باب ودرابزين ونوافذ الزنزانات » تركيب راديولايت 
وزاجاجا . 

سكن بيك باشا : 

- ترميمات زجاجية ٠‏ 

وزارة العدلية : 

- ترميم سطح الوزارة ومحكمة البداية بالقلفونة ٠‏ تصليح شباك بمحكمة البداية ٠‏ 

متصرفية لواء البلقاء : 

- تركيب سكرة ٠‏ 

مدرسة الصناعة - عمان : 

- ترميمات زجاجية » ترقيع ورق اسفلت » دهان عموم الاعمال الخشبية بغرف 
النوم » تركيب ثماني عشر اه و انشاء براكيه من زينكو مقسمة لثلاث 


مراحيض ومبولة مع عمل جورة امتصاصية جديدة بدلا من المراحيض القديمة 
الغير قابلة للاستعمال ٠‏ 
۸ - دائرة النافعة : 
- ترميمات زجاجية بالدائرة القديمة » خلع صندوق حديدي من الدائرة القديمة 
وتثبيته بالاسمنت بالدائرة الجديدة لشعبة المحاسبة ٠‏ 


4 - مدرسة.اثاث عمان : 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


: مخفر ماركا‎ - ٠ 
ج طراشة عمومية » دهان عمومي للنوافذ والابواب » تركيب سكرة‎ 


» 


: مخفر المحطة‎ - ١ 


> طراشة عمومية » دهان عمومي للنوافذ والابواب » تركيب سكرة 


و 


۲ - مخفر اليادودة : 
5 انشاء مرحاض من خشب ابيض مصفح بالزينكو مع عمل جورة امتصاصية ٠‏ 
۳ - مدرسة تجهيز السلط : 
- عمل قصارة من كلس ورمل وشمينتو ( اسمنت ) للجدران الخارجية في الجناح 
الشرقي وتقطيعها بشكل احجار > تركيب مصبعات حديدية لثلاث عشرة نافذة ٠‏ 
14 - سجن السلط : 
- ترميمات زجاجية » تصليح درفة » تركيب شباك مناخلي » تنظيف مجرى 
مرحاض ٠‏ 


: مدرسة اناث السلط‎ - ٠١ 


- خلع وتركيب ما يقارب من 6” م۲ بلاط » املاء تراب لساحة المدرسة » مد 
سطح غرفة بالسمنت (بالاسمنت) » عمل برايه من خشب لحفظ براميل الماء مع 
عمل مصطبه من باتون لوضع البراميل ٠»‏ عمل حوض للغسيل » تركيب 
مواسير لتصريف المياه من الحوض للمرحاض ٠‏ 
5 - مخفر الشونة : 
- طراشة'عمومية ٠‏ تصليح بابين وشباك ٠‏ 
۷ - مخفر جسر اللنبي : 
- طراشة عمومية ٠‏ 
۸ - مخفر غور دامية : 
- طراشة عمومية ٠‏ 
9 - مدرسة ناعور : 
شباكين جديدين ٠‏ تصليح عشرة شبابيك » ترميمات زجاجية ٠‏ 
٠‏ - مدرسة الزرقاء : 
- تصليح سقف غرفة بتركيب خشبتين جديدتين » مد عموم السطح بطينة من 
تراب وتبن » مد مواسير ماء ٠‏ 
١‏ - دار الحكومة في مادبا : 


سكرة » تهوية باب ٠‏ تركيب راديولايت ٠‏ 


۲ - مخفر ذيبان : 


- تصليح سقف اسطبل المخفر »_تحضير حجارة وكلس ورمل لعمل قواطع 
ار 


۳ - مخفر الجيزة : 
تصليح باب ونافذة ٠‏ 


4 - قلعة مدرسة المعسكر : 
- بوشر بعمل سور للمدرسة والجامع في الربع السابق وقد استؤنف العمل في هذا 
الربع وقد تم منه ما يقارب من ۹۰0 وقد بوشر ايضا بعمل قبتين فوق مدخل 
hE Ll‏ 


؟ © االمياني فوق العادة : 
١‏ - المعسكر : 
- تم انشاء المكاتب فوق غرفة الحرس مع عمل قاطع من انسولايت لغرفة الهاتف 


؟ - مخفر الشونة : 
- تم انشاء اسطبل من لبن يستوعب خمسة رواحل لمخفر الشونة ٠‏ 
القسم الثالث - المياه : 
١‏ - مشروع جر ميه (مياه) اربد : 
- تمت عموم اعمال مشروع جر مياه اربد ولا تزال المواسير تحت التجربة 
وسيجري استلام هذا المشروع بصورة نهائية بمدة قريبة ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


١١١ 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء خلال 
الثلاثة اشهر المنتهية في ١974/5/9١‏ 
القسم الأول - الطرق : 
١‏ - صيانة الطرق : 
لقد بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ٠۹۸‏ كيلومترا 
ومجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المؤقتة ۸٠‏ كيلومترا ٠‏ والجدول المبين أدناه 
بين مقادير الاعمال التي اجريت في هذه الطرق : 


VT‏ م 
١‏ ا د ط 


؟ - الطرق فوق العادة : 


- بوشر بتعبيد الكيلومتر ١١-4‏ من طريق عمان - السلط وقد تم منه ما يقارب 


٠ 00۷ من‎ 


۳ - تزفيت الطرق : 
- تم تعبيد وتزفيت منعطفين بطريق دار دولة المعتمد البريطاني ٠‏ 


YY 


: فتح طرق جديد‎ - ٤ 

- طريق كروم دعم - الغزالات - عقبة الحرامية ( في السلط ) : لقد قامت ادارة 
النافعة بفتح هذه الطريق بين زي - الى عقبة الحرامية وطوله ٠.در؟‏ 
كيلومترا بعرض 5-5 متر وفرع آخر من زي الى دعم وطوله ٥۰۰‏ مترا 
بعرض 5-4 متر هذا وقد صرفت تكاليف هذه الاعمال من الامانات التي جبيت 
سابقا من اصحاب الكروم ٠‏ عدا اجرة المناظر فقد كانت من مخصصات ادارة 
النافعة ٠‏ 

- طريق وادي السير - عراق الامير : لقد قام اهالي وادي السير بفتح هذه 
الطريق ودائرة النافعة قدمت لهم ما يلزمهم من العدة والأدوات والارشادات 
الفنية وتخطيط الأقسام الوعرة في هذه الطريق 


ه - أعمال الاسعاف في الطرق : 
أ - طريق السلط - داميا : 
- استؤنفت اعمال الاسعاف في هذه الطريق طيلة هذا الربع وقد اشتغل بها ماية 

وخمسين (وخمسون) عاملا من عرب بني حسن بأجرة ماية مل يوميا لكل 
عامل ٠‏ هذا وقد تم توسيع هذه الطريق بعرض سبعة امتار مع فتح الخنادق 
ابتداء من النبي يوشع - للغور وطولها 7١‏ كيلومترا وقد توقفت اعمال الاسعاف 
في هذه الطريق في اخر حزيران ٠۹١١‏ بسبب انتهاء الاعمال اللازمة لهذه 
ا ,وو اک سات ا ضو عف لهل ٠:‏ 


ب - طريق الشونة - داميا : 
- بوشر بأعمال الفتح في هذه الطريق من اول شهر مايس (ايار) ١975‏ وقد 
اشتغل بها 3٠٠‏ ر © قتا لط ر ماية مل يوميا للعامل وقد 


تم من اعمال الفتح سبعة كيلومترات بعرض سبعة امتار ٠‏ وهذه الاعمال تسير 
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سطع ليقو ارق را فا لرا کر ا رن اس 


ج - طريق مادبا - ذيبان : 

- بوشر باعمال الإككات هف اده الط ر ي ةم ا فيان سنة ٠۹١١‏ في الموقع 
الكائن بيت دا ال داك د اكد مدقي ي ٠‏ واستؤنفت الاعمال 
من شيو ما ار | ف ل ا ا او يبان وعدد العمال 
الذين يشتغلون بها ماية وخمسين (وخمسون) عاملا من اهالي البلقاء وعرب بني 
حميدة بأجرة ماية مل للعامل وقد تم توسيع قسم من الطريق المفتوحة سابقاً مع 
فتح قسم آخر طوله عشرة كيلومترات بعرض سبعة امتار ٠‏ هذا والاعمال تسير 
ببطء في هذه الطريق"نظراً لكثرّة المتكؤار الكائنة بظلعة الواله ٠‏ 


: طريق ماحص - وادي السير‎ FC 
وعدد‎ ١155 بوشر باعمال الاسعاف في هذه الطريق من اول شهر نيسان‎ - 
وقد‎ ٠ عمالها خمسين (خمسون) عاملا من عرب بن حسن بأجرة ماية مل يوميا‎ 
تمت اعمال الفتح در" كيلومتر بعرض ثلاثة أمتار ونصف وقد اعيدت عملية‎ 
٠ توسيع هذه الطريق بينما تصرف التخصيصات المقررة لهذه الطريق‎ 


ه- طريق ماحص - وادي شعيب : 
- بوشر بتخطيط هذه الطريق ابتداء من قرية ماحص للكيلومتر ٤٠٠١‏ من طريق 
السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) لوصل طريق وادي السير - ماحص التي 
تم فتحها بطريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين ) وستكون اعمال الاسعاف 
المقبلة في هذه الطريق ٠‏ 


و - طريق مادبا - ذيبان : 
- تم تخطيط القسم الواقع بين لب والواله وقد بوشر بفتحه ٠هذا‏ وقد جرى الكشف 
على طريق لب ام السقور وبوشر بتخطيطها للمباشرة بأعمال الاسعاف بها ٠‏ 


١1١ 


القسم الثاني - الابنية : 


الراك 


۴ 


صيانة الابنية وأشغال طفيفة : 

المقر العالي : 

- ترميمات زجاجية » تصليح شباكي اباجور » تركيب شريط مناخلي لنافذتين » 
تصليح الاسانسور ٠‏ 

- دهان ستة ابواب وتسعة نوافذ وخمسة اباجورات » طراشة غرفة القهوة » خلع 
واعادة تركيب بلاط حمام في الطابق السفلي من الجناح الغربي ٠‏ 


الديوان : 
- تصليحات عمومية متنوعة في المجاري والاعمال الصحية » طراشة غرفة ٠‏ 


المطبخ : 

- تركيب ثلاثة (ثلاث) نوافذ من خشب وشريط مناخلي » تركيب شريط مناخلي 
لنافذتين وبابين ٠‏ 

- تهوية شباكين وباب » تنظيف مجاري مياه المطبخ » طراشة عمومية للمطبخ 
رم اليف ۰ 

انظ عد لوکار فز الثاني 


الماء والكهرباء : 

- تصليح مواسير المياه قرب رأس السيل » طراشة عمومية لبناية موتور الكهرباء 
دار دولة المعتمد البريطاني : 

1 لير سردا ١‏ مد- 

وزارة العدلية : 

- تركيب مصبعات (شبك) حديدية لنافذة غرفة الموقوفين ٠‏ 


وزارة المالية : 

- تركيب ثمانية خزائن ذات عيون لحفظ الاضبارات ٠‏ تصليح عمومي لأثاث 
الوزارة ودهنه٠‏ 

دائرة النافعة : 

- تكبير نافذة لقلم المعاون الفني للواء البلقاء » تركيب باب من حشوات وزجاج 
لصالون شعبة الفن ٠‏ 


دائرة الاثار : 

> ا ا ع ر E‏ کس ررمل لدائراة ا٥‏ ۴ 12 کن 
القصارة الترابية وقد طرحت هذه الأعمال في المناقصة وقد رفضت الدائرة 
المشار اليها هذه الأعمال ٠‏ 


دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات : 

- دهان عمومي . طراشة عمومية » ترميمات زجاجية ٠‏ 

مدراسة الش6اعة -العمال : 

- تركيب سكاكر ومفصلات ٠»‏ تركيب حنفيات للحمام » دهان عمومي للنوافذ 
والابواب » تنظيف وتعزيل جورة امتصاصية وسففها بالباتون » تركيب سيفون 
5ل" 

مخفر درت عاقب 

- طراشة عمومية » دهان عمومي » تركيب سكرة » ترميمات زجاجية » تهوية 


باب » تصليح رف حديد لقواطع الاسطبل » تركيب لوح زينكو للجدار المقابل 
للمعالف ٠‏ 


١175 


1 
و 


السجن المركزي والمعسكر : 

- تصليح نافذة بالاسطبل ٠‏ تركيكلاً شراقظ مناخلي لنافذة سجن النساء » تصليحات 
عمومية لمواسير الحمام والمراحيض » طراشة غرفة بمكتب مستودع الجيش ٠‏ 
انظر اعمال فرق الغا 


: جمرك محطة عمان‎ - ١ 

- دهان اربعة ابواب وتصليح باب ٠‏ 
١‏ - مخفر شرطة المحطة : 

- طراشة عمومية ٠‏ 


: مخفر شرطة المهاجرين‎ - ١ 
٠ تصليح مرحاض‎ - 
: مكتب بريد الزرقاء‎ - ٤ 
. ع غ5 هاف‎ - 
: سجن السلط‎ - ٠١ 
| e 


15 - مخفر جسر اللنبي : 
- عمل مظلة لمكاتب الجسر من قصب ومدها بطينة من تراب وتبن ٠‏ 


۲ - المباني فوق العادة : 
١‏ - المقر العالي : 
- هدم قصارة قديمة وعمل قصارة اسمنت بارتفاع مترين لعموم جدران مطبخ 
الجناح الغربي أبن اا ج 
- تحويل نافذة في الط المذكز ااا لى نة . 


11۷ 


- تقسيم غرفة كبيرة في المطبخ العمومي الى غرفتين وتركيب قواطع خشبية مع 
الابواب اللازمة٠‏ 


؟ - المعسكر والسجن السا ا 
- تم تركيب قاطعين من خشب ابيض وانسولايت مع الابواب اللازمة لتقسيم 
غرفت 12 اتات 
- يون كو EL‏ ا د المطعم المؤلف 
من غرفتين للضباط وغرفة لصف الضباط وغرفة للجنود ومستودع وغرفتين 
وثلاثة (وثلاث) غرف اخرى للحلاق والسروجي والخياط ٠‏ وقد جرى تحضير 
الاحجار والرمل من قبل المساجين بالربع الاول من هذه السنة ٠‏ 


۳ - مدارس القرى : 
مدرسة وادي السير : 
- لقد جرى الكشف على مدرسة وادي السير ونظم بشأنها كشفا تقديريا ( كشف 
تقديري ) بقصد بناء مدرسة جديدة مؤلفة من ثلاث غرف وصالون وكشف اخر 
بشأن تصليح المدرسة الخلفية واضافة غرفتين وصالون وكشفا ثالثا (وكشف 
اا O‏ 8 اك E E‏ 


4 


الكشوف دور الحكومة : 


الكشوف التقديرية : 
تم تنظيم )١7(‏ كشفاً تقديرياً خلال هذا الربع ٠‏ 
المعاون الفني للواء البلقاء 


11۸ 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء خلال 
الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳٤/۹/۳۰‏ 


القسم الأول - الطرق : 

: صيانة الطرق‎ - ١ 
۲٠٤١ لقد بلغ مجموع طول الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع‎ 
كيلومترا والمليؤق أك تح فيان اة .0 ا مترا ا‎ 

لین ادناه نوع وكمية الاعمال التي اجريت بهذه الطرق : 


۳ - الطرق فوق العادة : 
أ - طريق عمان - السلط : 
- تم تعبيد الكيلومتر ٠ ١١-15‏ 


- بوشر بتوسيع وتحسين منعطف ما بين الكيلومتر ۲۹ والسلط ٠‏ 


ب- طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين ) : 
- تعبيد قسم الطريق الكائن ما بيرلا وجسر اللنبي ( الملك حسين ) : 


۱۹ 


- بوشر بالاعمال الترابية ما بين الكيلومتر ٠ 55-5١‏ 


ج - اعمال الاسعاف في الطرق : 
- طريق الشونة - داميا.: تم فتح هذه الطريق ٠‏ 
- طريق وادي السيرا - ماحصر: تم فتح .هذه الطريق, ٠‏ 
- طريق مادبا - لب - ذيبان : تم فتح هذه الطريق ٠‏ 
القسم الثاني - الابنية : 
أ - صينة المباني والاشغال الطفيفة : 
١‏ - المقر العالي : 
- ترميمات زجاجية ٠‏ طراشة عمومية » دهان جدران ممرين وغرفة وثلاث 
نوافذ وباب ٠‏ تهوية نافذتين » تركيب سكاكر » تركيب اسبانيولات » تصليح 
جورتي تفتيش مع تركيب مواسير فخار لهذه الجور » تنظيف اربعة مراحيض » 
تنظيف مواسير قذرة داخل البستان من الجهة الشرقية » تركيب سيفون جديد 
لمغسلة بالطابق السفلي ٠‏ 
الديوان : 
- طراشة عمومية ٠‏ دهان اربعة ابواب واربع نوافذ وثلاث كمرات ( جسور 
حديدية ) 
المطبخ : 
- تركيب مجلا (مجلى) » تنظيف فاليتراب وسيفون وتركيب اخر جديد » تصليح 
وتركيب حنفيات » تنظيف مواسير المياه » تركيب برميل لخزان الماء البارد ٠‏ 


الماء والكهرباء : 
- تركيب حنفيات خرطوم داخل البستان » تنظيف عمومي لخط مواسير المياه » 
عمل ثلاثة صناديق من باتون للمفاتيح » تركيب حنفيتين سدادين ٠‏ 
( انظر اعمال فوق العادة - المقر العالي ) 


؟ - دائرة الاثار : 
- تمت قصارة غرفة المدير والكاتب بقصارة كلسية ذات زنار اسمنت ٠‏ 
٣‏ - قيادة الجيش العربي : 
- تركيب قاطعي خشب مع تركيب باب ونافذة بمكتب قوة البادية ٠‏ 
؛ - محكمة بداية عمان : 
- تم تركيب قوس جديد للصالون الثاني بمحكمة بداية عمان ونقل قوس قديم من 
ه - مدرسة الصناعة - عمان : 
- هال الوك ال افذ الراب ٠‏ 
أ 5 مخفر درك عمان : 
- طراشة ودهان عموميان ٠‏ 
۷ متصرفية لواء البلقاء : 
- تركيب باب جديد لغرفة الجباة بالطابق السفلي ٠‏ 
۸ - مخفر شرطة جبل عمان الجديد : 
كايوطينة ‏ رمي 
- مستشفى الحكومة - عمان : 
- طراشة عمومية للعمارتين » دهان عمومي لنوافذ وابواب العمارة الصغيرة › 
دهان تسعة ابواب وتسع نوافذ بالعمارة الكبيرة » دهان عموم الكمرات ٠‏ 
٠‏ - مكتب بريد عمان : 


- تصليح ودهان اربعة ابواب حديد جرار » تصليح ودهان اربعة ابواب زجاجية ٠‏ 


۲۱ 


1١١ 


السجن المركزي : 
- طراشة اربعين غرفة » طراشة القطعة المنتظرة ٠‏ 
انظر اعمال فوق العادة السجن المركزي ٠‏ 


۲ - مكتب بريد المفرق : 
- تثبيت صندوق حديدي بالسمنت (بالاسمنت) ٠‏ 
۳ - دار الحكومة في السلط : 
- طراشة عشر غرف » دهان اربعة طواوين » ترميمات زجاجية » تركيب سكرة 


4 - محكمة شرعية السلط : 


: مخفر الشونة‎ - ١5 
٠ تثبيت حلق باب » تركيب سكرة جديدة » ترقيع قصارة من تراب وتبن‎ - 
: مخفر جسر اللنبي‎ - 75 
تركيب بابين جديدين من خشب‎ ٠ تركيب شريط مناخلي لثلاث نوافذ وبابين‎ - 
٠ وشريط مناخلي وحديد » تصليح باب حديد‎ 


۷ - دار الحكومة في مادبا : 
- طراشة عمومية » ترميمات زجاجية ٠‏ 
- قلعة الأزرق : 
- بوشر بعمل خزانين من اسمنت بدلا من خزان زينكو وتركيب درابزين للدرج 
المؤدي للطابق السفلي . تصليح القصارة » تصليح الارضية ٠»‏ عمل قصارة 


لمستودع البنزين » تركيب شريط مناخلي لبعض النوافذ » تصليح بعض الواح 


٠ اسبست‎ 


9 - مدرسة الازرق : 
لنوافذ الفدييية ا 


؟ - الأعمال فوق العادة : 
١‏ - المقر العالي : 
- دهان زنار اسمنت لمطبخ بيت سمو الامير طلال » عمل زنار اسمنت لمطبخ 
بيت سمو الامير نايف ٠‏ 
- | مذ راا الا کک ت انزلا کک ق پر 
الا ا باللية | ية | 
E O SE DOG DE‏ 
رمطلندلاة :تيز" متراً ٠‏ 
- دهان عمومي لغرفة بالجناح الشرقي » تصليح وتحسين مرحاض ٠‏ 
- تحريل دة ال خرانة فل ماب الطناح الث ق مع تركيب تع نر مرا 
خشب وشريط مناخلي لهذا المطبخ ٠‏ 
؟ ا اجام زی : 
- تم من بناء المطعم ٠ %١0‏ تركيب مصبعات حديدية لنافذتين مع تركيب باب 
خد سجن ا 7 2 ا لمر اک #الجنود » دهان 
قواطع مكار 1 0 
۳ - مجاري عمومية لمراحيض مدينة السلط : 
- بوشر بتنظيم الكشولكا ال ر رتوو طم الا مة للمباشرة بهذا العمل ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء خلال 
الثلاثة اشهر المنتهية في ١974/١١/1١‏ 


القسم الأول - الطرق : 

أ - صيانة الطرق : 
لقد بلغ مجموع طول الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ۲٠٤‏ 
كيلومترا ٠‏ أبين ادناه نوع وكمية الاعمال التي اجريت بهذه الطرق : 


ERE 
۷ تاليا وبا ء تر اوهإستنادية‎ 1 
: الطرق فوق العادة‎ - ۳ 

: طريق عمان - السلط‎ - ١ 


- تم تحسين وتوسيع منعطفات في الكيلومتر ٠-۲۹‏ وقد بوشر بتحسين الكيلومتر 
st‏ 


: ) طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين‎ - ١ 


- تم فتح طريق جديدة ما بين الكيلومتر 15-57 من الطريق الواقعة ما بين 
الشونة وجسر اللنبي (الملك حسين) وقد بوشر بالاعمال الترابية ما بين 
الكيلومتر 58-55 ٠‏ هذا وقد باشر المتعهد بتحضير وفرش الجبش بالكيلومتر 
55-48 مع عمل العبارات اللازمة وتحضير الصرار اللازم لتعبيد الكيلومتر 
15-5١‏ . 

۳ - اعمال الاسعاف : 

١-طريق‏ حمامات ماعين : بوشر باعمال الاسعاف في طريق حمامات ماعين 
بعمال من بني حميدة باوائل شهر تشرين ثاني سنة ٠ ١955‏ 

؟-طريق الازرق - بغداد : بوشر باعمال الاسعاف بطريق الأزرق بعمال من بني 


4 - تزفيت الطرق : 


- تم تزفيت ٠١‏ متر من الكيلومتر الأول من طريق عمان - السلط ٠‏ 


القسم الثاني - الابنية : 
أ - صيانة المباني والاشغال الطفيفة : 


F^ 


المقر العالي : 

- فك وتركيب وتصليح حمامين › تهوية عشرة ابواب وستة شبابيك ٠‏ 

- تركيب سكرة » تركيب حنفيات » تصليح بابين وثلاثة شبابيك » تصليح السطح 
بالقلفونة » تصليح الميازيب ومجاري مياه الامطارء طراشة ثلاث غرف حمام » 
مان يل حمل ,لمر بالظا اا فاق : إا اة عرافة ي راوديران ٠‏ 

الديوان الأمير ا9سال 


- تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 


رئاسة الوزراء الجليلة : 
- تركيب اربعة ابواب جديدة » تسطير ابواب وزارة المالية ٠‏ 


: - دار دولة المعتمد البريطاني : 
- ترميمات زجاجية » دهان عا قت والشبابيك » دهان جدران غرفة الغسيل 
ورفوفها » تصليح درفة شباك . طراشة ممر وثلاثة اكنان دجاج والاسطبل › 
تصليح شريط ملعب التنس » تركيب ماسورة للعلم مثبتة بالسمنت (بالاسمنت) » 
تركيب مقاعد خشبية للدجاج » بناء حوض للزراعة ٠‏ 
ه - وزارة المالية : 
ET N, IE‏ 
ا متصرفية لواء البلقاء : 
- دهان بابين وثلاث إِنواقة » تصليح دزقة[زجاجية » ترميمات زجالبية! إتَرَكيب 


1١‏ اس فر 
- ترميمات زجاجية ٠‏ 


۸ - قيادة الجيش العربي : 


- تثبيت صندوق حديدي بالسمنت (بالاسمنت) بغرفة قائد دورية البادية ٠‏ 


: مستشفى الحكومة - عمان‎ - ٩ 


: سسكن قائد الجيش العربي‎ - ٠ 


: دائرة الاثار‎ - ١ 


١5 


1۲ 


السجن المركزي والمعسكر : 

- تصليح عموم الاسطحة بالقلفونة » ترميمات زجاجية ( انظر اعمال فوق العادة ) 
۳ - مخفر درك عمان : 

دار الحكومة في السلط : 

- طراشة ثماني غرف » طراشة غرفة وممر بسجن دار الحكومة » دهان صيوان 


واربع غرف وممر ٠‏ تركيب سكرة » ترميمات زجاجية » تهوية نافذة وباب 
> تصليح الصيوان » تصليح قناة مرحاض سجن السلط » ترميمات زجاجية ۰ 


١ 


: مدرسة تجهيز السلط‎ - ٠ 
١ اتثبيك و تهوية نافذة وناب تر اكيب شناكل او جا ارالك ؛, رمات بروكاعية‎ - 


ترقيع قصارة » طراشة غرفة » طراشة المراحيض ٠»‏ تكبير ملعب التنس 
وفرشه بالجبش والحور ٠‏ 


5 - سجن السلط : 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


۷ - مخفر جسر اللنبي : 
ج تركيدك بايكيقتن خش وشريط متاخلي » دهان الابواب > تصلييح شريطة مناخلي 
لث * نو افذ و ٤‏ نكيب 7 شباك 0 تهوية باب ٠‏ 


7 - مخفر الشونة : 
- تركيب سكرة ء تثبيت حلق باب » تطيين السطح ٠‏ 
48 - مخفر غور داميا : 


- تطيين السطح ٠‏ 


1۷ 


: قلعة الازرق‎ - ٠ 
› عمل خزانتين من اسمنت » تركيب درابزين للدرج المؤدي للغرفتين السفليين‎ - 
تصليح القصارة » تصليح الارضية » عمل قصارة لمستودع البنزين » تركيب‎ 
› شريط مناخلي لبعض النوافذ » تركيب باب ونافذتين لغرفة مأموري اللاسلكي‎ 
٠ تصليح الواح اسبست‎ 
: مدرسة الازرق‎ - ١ 
٠ مد ارضية باتون » طراشة المدرسة » تركيب شبابيك زجاجية للنوافذ‎ - 


ب - المباني فوق العادة : 


: السجن المركزي‎ - ١ 
۰ %1 بناء مطعم لافراد الجيش العربي وقد تم منه‎ - 


؟ - مخفر شرطة ماركا : 
- بناء غرفتين اضافيتين لمخفر ماركا وقد تم منه %۸۰ ٠‏ 


9 | المخارياك لتقلل 
= اجو جواسسكة العا بنا ا اهنك روسو اسك ال لهذا 
المشروع وسيطرح بالمناقصة ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


۲۸ 


التقرير السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء خلال 


سنة ۱۹۳٤‏ 
القسم الأول - الطرة 
١‏ - صيانة الطرق 
ل بلغ مجع ل تحت ااا لمر خلال 34 #فالسنة ۲۲۶٤‏ كيلومترا 


والطرق التي كانت تحت الصيانة المؤقتة ٠٠‏ كيلومترا ٠‏ 
أبين ادناه نوع وكمية الاعمال التي اجريت في هذه الطرق : 


۳ - الطرق فوق العادة : 
١‏ -طريق صويلح - جرش : 


۲۹ 


< بعل ارضية من باون لجس الزرقاء. + 

؟ - طريق عمان - السلط : 

- تم تعبيد الكيلومتر ٠ ١١-15‏ 

- تحسين منعطفات في الكيلومتر ٠٠-۲۹‏ وقد بوشر بتحسين منعطفات في 
الكيلومتر املا ٠‏ 


ا 


- طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ): 

- تم فتح طريق جديدة ما بين الكيلومتر 15-57 من الطريق الواقعة ما بين 
الشوك افو كفو اللنبي وككريراشري بالاعمال لر ابية ما بين الكالوبة مره . 
هذا وقد باشر المتعهد بتحضير وفرش الجبش بالكيلومتر ٦-١۹‏ مع عمل 
العاراف اللارالة کے رواوہ گتار ہن ا ۹ 


۳ - تزفيت الطرق : 
- تم تزفيت منعطفين بطريق دار دولة المعتمد البريطاني ٠‏ 
- تم تزفيت 7٠١‏ مترا من الكيلومتر الأول من طريق عمان - السلط ٠‏ 


لقد قامت ادارة النافعة بفتح هذه الطريق من موقع زي الى عقبة الحرامية وطول 
۰ر كيلومترا بعرض 5-5 امتار وفرع اخر من زي الى دعم وطول 5.٠0‏ 
متر بعرض 5-4 متر ٠‏ هذا وقد صرفت تكاليف هذه الطريق من الامانات التي 
جبيت سابقا من اصحاب الكروم عدا اجرة المناظر فقد كانت من مخصصات هذه 
الدائرة ٠‏ 


۲ - طريق وادي ١‏ - عراقء ألا :5 


لقد قام اهالي وادي السير بفتح هذه الطريق وقد قدمت لهم ادارة النافعة جميع ما 
يلزمهم من العدة والأدوات والارشادات الفنية وتخطيط الاقسام الوعرة في هذه 
الطريق ٠‏ 


اعمال الاسعاف : 

: طريق السلط - داميا‎ - ١ 

بوشر بأعمال الاسعاف في هذه الطرق اعتبارا من تاريخ ۱۹۳٤/۱۲/۲۷‏ وقد جرى 
توسيع هذه الطريق بعرض سبعة امتار مع فتح الخنادق اللازمة من النبي يوشع 
للغور وطولها ۲١‏ كيلومترا وقد توقف العمل بهذه الطريق بآخر شهر حزيران 
5 بعد ان تمت الاعمال المقررة لهذه الطريق وقد كان معدل عدد العمال الذين 
لرن د الط يق 18884 عامل "لغاية اقا نة ۱۴۴٤‏ و ب اه اف كين 
SET‏ 


۲ - طریق مادبا - لب - ذيبان : 

بوشر بأعمال الاسعاف في هذه الطريق من اول شهر كانون ثاني سنة ١975‏ وقد 
تم فتح فسم من هذه الطريق بموقع الواله ويقدر طوله بسبعة كيلومترات وبعرض 
ثلاثة امتار وقد كاز علد عمال هذه الطلايق 11٠٠١‏ عامل يوميا وقد تراقف_ العمل 
بشهر شباط سنة ٠. ١5585‏ 

هذا وقد استؤنف العمل بشهر نيسان سنة ١175‏ في الموقع الكائن بين مادبا - لب 
- وبعد الواله وتوسيع الطريق ما بين الواله وذيبان بمائة وخمسين عامل يوميا من 
اهالي البلقاء وبني حميدة وقد كانت الاعمال تسير ببطء في هذه الطريق نظرا لكثرة 
الصخور الكائنة بطلعة الواله وقد تم فتح هذه الطريق بأواخر الربع الثالث من هذه 
السنة وبلغ طول هذه الطريق "" كيلومترا ٠‏ 


۳ - طريق وادي السير - ماحص : 


۲۱ 


بوشر باعمال الاسعاف في هذه الطريق من أول شهر نيسان سنة ١975‏ وقد تم فتح 
كر" كيلومترا وهو القسم الذي لم يفتح من هذه الطريق وقد كان عدد عمال هذه 
الطريق خمسين (وخمسون) عاملا ٠‏ 

؛ - طريق قلعة عمان : 

بوشر باعمال الاسعاف في هذه الطريق. ابتداء من شهر اذار_سنة ١74‏ لغايته وقد 


تم تصليح وتحسين هذه الطريق من مفرق المقر العالي للكيلومتر الرابع من طريق 
السلط وك كفل ا ال © اس لاملا ا ا 


ه - طريق الشونة - داميا : 

بوشر باعمال الاسعاف بهذه الطريق ابتداء من شهر مايو (ايار) ١15‏ وقد اشتغل 
بها ٠١‏ عاملا يوميا وقد تم فتح هذه الطريق بنهاية شهر اغسطس (اب) سنة ٠۹۳٤‏ 
وطولها ۲۲ كيلومترا ٠‏ 

* - طريق الزرقاء - المفرق : 

بوشر باعمال الاسعاف بهذه الطريق ابتداء من شهر نیسان ١175‏ لغايته وقد تم 
تصليح هذه الطريق بماية عامل يوميا ٠‏ 


۷ - طريق الزرقاء - الازرق - قاع الوساد : 

تم ترميم وتغيير بعض اقسام الطريق من الزرقاء للازرق ومنه لقاع الوساد مع 
رصف ٤٠١‏ متر طول بلوكاج ويقدر طول هذه الطريق ب ١١١‏ كيلومترا وقد 
جرى وضع مونات على عمادتي هذه الطريق من اكوام ترابية واحجار واشتغل بها 
E ET DEL lL =0. ù‏ ل 5 
تن ناك قدا وقد استؤنفت اعمال الاسعاف بمنطقة الازرق اعتبارا من اول شهر 
تشرين ثائي سنة 1524 (١‏ شريو ي ا ا نة 1584 ولا يزال العمل 


٠ مستمرا‎ 


۸ - طريق حمامات ماعين : 


بوشر بتحسين طريق حمامات ماعين اعتبارا من اول تشرين ثاني سنة ١175‏ ولا 
يزال العمل مستمرا 


القسم الثاني - الابنية : 
أ - صيانة المباني والاشغال الطفيفة : 
١‏ - المقر العالي : 
-_ترميقلات زجاجية | تصليخاكاعديدة أمتنواعة للنؤّاقذ! و الابواب ا تركيب سكاكر 
EE‏ انام E e‏ ايان سبعة 
ابواب واثنتي عشر نافذة وخمسة اباجورات » دهان جدران ممرين وغرفة › 
دهان غرفة حمام وممر بالطابق السفلي ٠‏ 
- خلع واعادة تركيب"تتلاظ"خمام فيّ"الظابق"السفلي'». تصليخ حمامين © ,تصليح 
السطح بالقلفونة والاسفلت والشمينتو (والاسمنت) ٠‏ تصليح الميازيب ومجاري 
ميال ال 
- تصليحات عديدة ومتنوعة في المجاري والاعمال الصحية ٠‏ 


الديوان : 
- طراشة عمومية » دهان اربعة ابواب واربع نوافذ وثلاثة جسورة حديدية » 
(والاسمنت) والاسفلت ۰ 


المطبخ : 

- ترکیب كب ا ت اا کک احلى د کا یط مناخلي لنافذتين 
وباب » تهوية ثلاثة نوافذ وباب » طراشة عمومية للمطبخ وقسم الهاتف › 
تركيب مجلا (مجلی) › تركيب سيفونات وتصليح اخرى » تركيب حنفيات › 
تنظيف وتركيب مواسير الماء ٠‏ 

( انظر مباني فوق العادة - المت كاك ) 


الديوان الاميري العالي : 


- تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 


الحرس الاميري : 
0 تركيب سكرة ومعضلات لبراكات الحرس الاميري 0 


الماء والكهرباء : 

- توصيل اسلاك كهربائية ما بين القسم والعمارة الجديدة والديوان واللمبات 
كرا التو CT‏ 371 ات رنية لبناية 
موتور الكهرباء » تصليح سطح العمارة بالقلفونة » تركيب حنفيات خرطوم 
داخل البستان » عمل ثلاثة صناديق من باتون للمفاتيح » تركيب حنفيات سدادة 


دار دولة المعتمد البريطاني : 

- تركيب بلاط صيني لأرضية غرفة الحمام » دهان مواسير الحمام » دهان 
شبابيك غرفة الحمام ٠‏ 

5 تصليح السطح بالاسفلت » تكحيل قصارة جدران المطبخ بقصارة اسمنت ودهنها 
mL mE AE Os Ca‏ دز ف] بالتاطي 

- تركيب ماسورة للقلم مثبتة بالسمنت ( بالاسمنت) » تصليح سقف من الزجاج 

- تركيب سياج من شريط عيون مجهز بسبعة ابواب لحظيرة الدجاج » دهان 
ملعب التنس ٠»‏ دهان عموم الابواب والنوافذ ودهان جدار بغرفة الغسيل مع 
رفوفها » تكسير صخور بأرضية البستان ٠‏ 

- تركيب مواسير جديدة مع تركيب حنفيات » ترميمات زجاجية › بناء حوض 


٠ للزراعة‎ 


5 - المعسكر والسجن المركزي : 
- دهان نوافذ حديدية » دهان باب ودرابزين ونوافذ الزنزانات » طراشة عمومية › 
تصليح نافذة بالاسطبل » تركيب شريط مناخلي لنافذة بسجن النساء » تصليحات 
راديولايت وزجاج ٠‏ 
( انظر اعمال فوق العادة - السجن المركزي ) 
۷ - رئاسة الوزراء الجليلة : 
- تركيب اربعة ابواب » تظهير ابواب وزارة المالية ٠‏ 
۸ - سكن بيك باشا : 
٩‏ - وزارة العدلية : 
- ترميم سطح الوزارة ومحكمة البداية بالقلفونة » تصليح شباك بمحكمة البداية » 
تركيب مصبعات حديدية لنافذة غرفة الموقوفين » تركيب قوس محكمة مع كافة 
تفرعاته للصالون الثاني بمحكمة بداية عمان ونقل وتركيب القوس القديم لمحكمة 
صلح الطفيلة ٠‏ 
٠‏ - متصرفية لواء البلقاء - عمان : 
- تركيب سكره . تركيب باب جديد لغرفة الجباه » دهان بابين وثلاث نوافذ » 
تصليح درفة زجاجية » ترميمات زجاجية ٠‏ 
١‏ - دائرة الاثار : 
- قصارة غرفتين بقصارة كلسية ذات زنار اسمنت › تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 


المجلس التشريعي : 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


وزارة المالية : 

- تركيب تمانية (ثماني) خزائن ذات عيون لحفظ الاضبارات » تصليح عموم اثاث 
الوفلاقة تشنه | TIE ROE ١‏ 

مدرسة الصناعة : 

ر ية بشت اوران ا اكات :111 عوك دحال 


الخشبية » انشاء براكيه زينكو مقسمة لثلاث مراحيض ومبولة مع عمل جورة 


دائرة النافعة: 
- ترميمات زجاجية » خلع وتركيب صندوق حديدي بالسمنت (بالاسمنت) بالدائرة 
الجديدة بغرفة المحاسب» تكبير نافذة بقلم المعاون الفني للواء البلقاء > تركيب 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات : 
مخفر درك عمان : 
- تركيب سكاكر ومفصلات » تركيب حنفيات للحمام » طراشة ودهان عموميان » 


تركيب سكرة ٠‏ 


hk. 


- تهوية باب . تركيب لوح زينكو للجدار المقابل للمعالف بالاسطبل » تصليح 
السطح بالقلفونة ٠‏ 
4 - مكتب بريد عمان : 
- تصليح ودهان اربعة ابواب حديد جرار » تصليح ودهان اربعة ابواب زجاجية 
٠‏ - مستشفى الحكومة - عمان : 
- ترقيع قصارة 3 طر اشة عمومية ¢ دهان عمومي للنوافد والابواب وجسور 
ا ام ل TE‏ 
١‏ - قيادة الجيش العربي : 
- تركيب قاطع خشبي مع تركيب باب ونافذة وتثبيت صنوق حديدي بالسمنت 
(بالاسمنت) لمكتب قوة البادية ٠‏ 


: مخفر شرطة جبل عمان الجديد‎ - ١ 
۰ رة‎ 7 
: جمرك محطة عمان‎ - ۳ 
٠ تصليح باب » دهان اربعة ابواب‎ - 
: مخفر شرطة المحطة‎ - 4 
٠ طراشة عمومية‎ - 
: مخفر شرطة المهاجرين (في عمان)‎ - 5 
٠ تصليح مرحاض‎ - 
: مكتب بريد الزرقاء‎ - 5 
ل کل وا‎ > 


1۳۷ 


۷ - مدرسة الزرقاء : 

7 - مخفر شرطة ماركا : 
5 طراشة عمومية » دهان عمومي للنوافذ والابواب » تركيب سكرة ٠‏ 
( انظر المباني فوق العادة ) 

48 - مخفر شرطة الزرقاء : 
- طراشة عمومية ٠‏ 


: مكتب بريد المفرق‎ - ٠ 


6 تشبيد” صندوق حدیات اا 3200 (بالا نت) 5 
١‏ - مخفر اليادودة : 
- انشاء مرحاض من خشب ابيض مصفح بالزينكو مع عمل جورة امتصاصية ٠‏ 
۲ - مدرسة ناعور : 
شباكين جديدين » تصليح عشرة شبابيك ‏ ترميمات زجاجية ٠‏ 
۳ - دار الحكومة في السلط : 
- طراشة عمومية » ترميمات زجاجية » تركيب سكرة » تهوية نافذة وباب › 
تصليح قناة مرحاض ٠‏ 
= طراشة غرفة وممر بسجن دار الحكومة ٠‏ 


: مدرسة تجهيز السلط‎ - ٤ 


۲۸ 


- عمل قصارة اسمنت مقطعة للجدران الخارجية في الجناح الشرقي ٠»‏ تثبيت 
وتهوية باب ونافذة » ترميمات زجاجية » ترقيع قصارة » طراشة غرفة › 
طراشة المراحيض ٠‏ تكبير ملعب التنس وفرشه بالجبش والحور ٠‏ 
٠‏ - مدرسة اناث السلط : 
- خلع وتركيب ما يقارب من "١‏ م ط بلاط » تسوية ساحة المدرسة » مد سطح 
غر فة | لاتسد عاك اميل الماء مع عمل 
مصطبه من باتون لوضع البراميل » عمل حوض للغسيل مجهز بمواسير 
لتصريف المياه للمراحيض ٠‏ 
5 - سجن السلط : 
- ترميمات زجاجية ٠»‏ تصليح درفه ٠‏ تركيب شباك مناخلي › تنظيف مجرى 


مرحاض » طراشة عمومية ٠‏ 


۷ - محكمة شرعية السلط : 


- تثبيت صندوق حديدى ٠‏ 


0 - مخفر الشونة : 
- ترقيع قصارة » طراشة عمومية » تصليح بابين وشباك » تثبيت حلق باب » 
يطلل شط . 
۹ - مخفا جي الي الك سا : 
- طراشة عمومية » عمل مظلة لمكاتب الجسر من قصب ومدها بطينة من تراب 
وتبن » تركيب شريط مناخلي لثلاث نوافذ وبابين » تركيب ثلاثة ابواب جديدة 
من خشب وشريط مناخلي وحديد ٠‏ 
- تصليح ابواب وشبابيك ٠‏ 
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۰ - مخفر داميا : 


: مخفر الجيزة‎ - ١ 
٠ تصليح باب ونافذة‎ 


؟ - دار الحكومة في مادبا : 
- طراشة عمومية » ترميمات زجاجية ٠‏ 


۳ - مخفر ذيبان : 
- تعزيل بئر » تصليح سقف اسطبل المخفر » تحضير حجارة وكلس ورمل لعمل 
قواطع بالمخفر ٠‏ 
٤‏ - قلعة الازرق : 
- آعم ر انياييمنت » تركيب درابزين 0 E210‏ تابي 15 اطي 
القصارة » عمل قصارة لمستوده البنزين » تركيب شريط مناخلي لبعض النوافذ 
»> تصليح الواح اسبست » تركيب باب ونافذتين لغرفة مأموري اللاسلكي ٠‏ 


: مدرسة الازرق‎ - ٥ 
٠ مد ارضية باتون » طراشة عمومية » تركيب شبابيك زجاجية للنوافذ‎ - 
: المباني فوق العادة‎ 


: المقر العالي‎ - ١ 
هدم قصارة قديمة وعمل زنار اسمنت مدهون بارتفاع مترين لعموم جدران‎ - 
تحويل نافذتين الى خزانتين في المطبخين‎ ٠ مطبخين في الطابق السفلي‎ 


- تقسيم غرفة كبيرة في المطبخ الكبير الى ثلاث غرف باستعمال قواطع خشبية 
ا 

- مد ارضية الساحة الما غ 1 ك (بالاسمنث) » تر كيب بلاط للساحة 
الأمامية بالجية اغ # 

- بناء جدار من لار ك |1 مك نت ا اللإسمنث) امام البركة الكبيرة 
وطوله 0177764 | 

- دهان عمومي لغرفة بالجناح الشرقي » تصليح وتحسين مرحاض ٠‏ 


؟ - السجن المركزي والمعسكر : 

لہ ا اکا یترک لتايس میومل قاطے لن انسر لايك زی لیاف 

- تم تركيب قاطعين من خشب ابيض وانسولايت مع الابواب اللازمة لتقسيم 
غرفة كبيرة الى ثلاثة مكاتب ٠‏ 

- بوشر بانشاء مطعم لافراد الجيش العربي مؤلف من عشرة غرف وقد تم منه ما 
قال ن 701٠‏ والعمل ممستمر لأكماله ٠‏ 

- تركيب مصبعات حديدية لنافذتين مع تركيب باب حديدي لمستشفى السجن ٠‏ 

- عمل جورة امتصاصية لمراحيض الجنود ٠‏ 

- افو اكاب السجن العازية ٠‏ 


ل 5 مخفر شرطة ماركا : 
- بوشر بانشاء غرفتين اضافيتين لمخفر ماركا وقد تم منه ما يقارب من 70١‏ 


:تت مخفر الشونة : 
- تم انشاء اسطبل من لبن بسعة خمسة رواحل ٠‏ 


القسم الثالث - المياه والمجاري : 


١١ 


: مشروع جر مياه اربد‎ - ١ 
٠ تم مشروع جر مياه راحوب لقصبة اربد‎ - 
: ؟ - الابار الارتوازية‎ 
٠ تم حفر بثر ارتوازاي بالمشتق,‎ - 
٠ بوشر بحفر بئر في قرية الرمثا‎ - 
: 77ح مجاري مدينة السلط‎ 
ود كنك التتجويية اک ووو و ع ار ية السلط‎ 


الكشف دور الحكومة : 


إقد [أجرايت] الكشوك الاد مة اعلا اة درإر الحكومة طيلة فاه اللنة| ونطضك" الكطوفا 
التقديرية اللازمة بشأنها وقد بلغ مجموع الكشوف التقديرية ٤١‏ كشفاً ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء خلال 
سنة ٠۹۳۰١‏ 


القسم الأول - الطرق : 
١‏ - صيانة الطرق : 
بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ۲١۲‏ 
كيلومتر وهي : 


-١‏ طريق عمان - السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) 
؟- طريق عمان - المقرالعالي مع فرع دار دولة المعتمد | ۸ كيلومتر طول 
لبرإطاي إطريق| القاعة 


أدإن سا يط يبيد 


ومجمو ع الطرق الم( كا تا اراب المؤقيد ١ 9174+ ٠‏ كير مناه ٠٢‏ 


TIS 


؟- طريق وادي السير- فحيص - ماحص - حمر ۹ = = 
-٣‏ طريق السلط - النبي يوشع - الرميمين 


4 - طريق العرضه - غور داميا ( المخفر ) 
5- طريق الشونة - داميا 
5- طريق الشونة - الكفرين 


ابين ادناه نوع وكمية الاعمال التي اجريت في هذه الطرق : 


UE 
ط‎ 


0 


-٤‏ تكسير صرار وفرشه ا 


۸- قلع حجارة بارزة eh‏ 


طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين): 


بتاريخ ٠٠/۲/۳‏ هطلت أمطار غزيرة خربت اقساماً كبيرة من هذه الطريق وتعطل 
سير المواصلات ما بين السلط وجسر اللنبي (الملك حسين) مدة ثلاثة ايام واتخذت 
الترتيبات اللازمة لتصليح الخراب الحاصل لاقسام الطريق بتأثير جرف السيول وقد 
تمكنت هذه الدائرة من تأمين سير المواصلات بتاريخ ٠ ٠٥/۲/٦‏ 

وبتاريخ "5/٠١ /5١-٠7١‏ هطلت امطار غزيرة وبتأثير السيول خربت الاقسام 
التالية : 


الكيلومتر 5-5 جرف بانكيت هذا القسم وصلح في حينه ٠‏ 

الكيلومتر ٠١-٠١‏ حدث خراب بسيط بعبارة بهذا الكيلومتر وصلحت ٠‏ 
الكيلومتر ١‏ لقد لبت الشير ل "لجار كتيرة وبتأثيرها ,شدت العبارة وعامت 
السيول على وجه الطريق واحدثت خرابا للطريق وتعطيل سير السيارات مدة 
اربع ساعات تقريبا ٠‏ 

الكيلومتر 47 جرفت السيول الجدران الاستنادية الكائنة بهذا القسم وجرى 
الكيلومتر 45 : لقد جلبت السيول احجارا كبيرة وغيرها سكرت العبارة.الكائنة 
بهذا القسم واكتظ وجه الطريق بالحجارة الكبيرة وتعطل سير السيارات يوما 
واحدا ٠‏ 

الك من 5 54: نفد خر الول اة ا ١]‏ ن قدا الكو شر ايضاء٠‏ 
الكيلومتر ٠١‏ : لقد سكرت عبارة هذا القسم واكتظ وجه الطريق بالحجارة 
الكبيرة وصلحت في حينها ٠‏ 

الكيلومتر 57 : لقد جرفت السيول جسر وادي جريعة الكائن بهذا القسم وعملت 
طريق مؤقتة لسير السيارات ٠‏ 

الكيلومتر 54-71 : جرفت السيول بانكيت هذا القسم وصلح حالاً ٠‏ 


وفي غضون شهر تشرين الثاني سنة ٠١‏ سكرت محلات متعددة من طريق السلط 


١5ه‎ 


۲ - طريق عمان - المقر العالي : 
- كشفت السيول عن اساسات الجسر في الطريق المذكور وقد رممت هذه 
الاساسات بالباتون وعمل الاملاء اللازم مع عمل ارضية اسمنت للجسر ٠‏ 


۳ - طريق صويلح - جرش : 

- جرفت السيول عموم عبارات قسم الطريق الواقع ما بين الكيلومتر ٠٠-٠١‏ ( 
وادي السليحي ) وعمل لهذا القسم طرق مؤقتة ٠‏ 

- جرف نهر الزرقاء الجسر المقام عليه بتأثير الفيضان ولهذا عملت طريق مؤقتة 
لنزول السيارات من الطريق القديمة لشاطئ النهر وقد تم هذا العمل بتاريخ 
EL E‏ 

- خربت الأمطار اقسام الطريق الواقعة في الكيلومتر ١٤و ٤١‏ و ”57 وقد تم 
تصليح الخراب بتاريخ ٠ ٠٠/۲/۱۲‏ 

- وبتاريخ 55/1١١/5١/-٠780‏ جلب وادي الزرقاء مياه كثيرة وتعطل سير 
السيارات وبتاريخ ۲۱ و ۲۲ 55/١١/5509‏ صلحت الطريق ثلاث مرات ولم 
يتوقف سيير السكارات مدة طويلة ٠‏ 


4 - طريق عمان - المحطة : 

8 ار ا ا 1 ل EE‏ 
وطمر قسم من هذه الطريق بالحجارة والطين وغير ذلك بتأثير السيل وبتاريخ 
۵ ماقم الي أقسلمنا من« المشناجين 35 بتتؤئل ارالك والحجازة وفتحوا 
ممرا للسيارات ورتبت ادارة النافعة ورشة لتعزيل عموم الطريق وتوسيع 
الخنادق وبناءالجدران الاستنادية ٠وقد‏ تم تعزيل هذه الطريق وتوسيع خنادقها 
بتاريخ "5/5/١‏ تم بناء الجدران الاستنادية بتاريخ 55/52/١7‏ وقد تم تصليح 
الطريق قرب المحطة منعاً من حدوث خراب لهذه الطريق في المستقبل ٠‏ 


ه - طريق المحطة - الزرقاء : 


١55 


= عربت الأمطار اقام الطريق._ القع ما ين الكيلومتر د۷ا و ٠١١‏ وقد 
جرى تصليح الخراب حال وف كلق العبارات المقامة على تهر الزرقاء قرب 
الرصيفة والزرقاء ٠‏ ودي "دا اة بعمل طريق مؤقتة قرب الرصيفة 
وقامت قوة الحدود بعمل طريق مؤقتة قرب الزرقاء ٠‏ وقد جرف السيل الجدار 
الاستنادي باك 546 ١‏ ققح ملق ار يو كي مرور السيارات الصغيرة 
عليه E OTE E,‏ ايدان الاستتادية في 
حينيقا. 0 ° ب دن ا هقرب الزرقاء 
ا 
` طراق اعم ابا : 
- إخر تا لاطا اقا كبيرة من هذه االكلقايق رفا اليا 
۷ ] طرق مدا م ذيان : 
- خربت الامطار قسما من هذه الطريق وقد تم تصليحها ٠‏ 


۸ - طريق عمان - ناعور : 
- لقد حصل لهذه الطريق خرابا كبيرا ولاسيما بنزلة ناعور وقد تم ترميم عموم 
هف الطرسيف ب 


: طريق عمان - وادي السير‎ - ٩ 
لقد خربت الأمطار طلعة الطريق قرب عمان ونزلة وادي السير وقد تم تصليح‎ - 
٠ الخراب المذكور‎ 


: طريق صويلح - الحمر - ماحص‎ - ٠١ 
لقد تخربت هذه الطريق في أماكن عديدة بنزلة الفحيص وقد تم التصليح في‎ - 
وبتاريخ ۰ ا ر كفي الأمطار اناما كدي سن هذه الطريق‎ ٠ حينه‎ 


€۷ 


موسم الشتاء فقد أجل تصليحها لفصل الصيف ٠‏ 


: طريق ماحص - وادي السير‎ - ١ 
وصلحت في‎ ۹١ لقد خربت هذه الطريق من تأثير امطار شهر شباط سنة‎ - 


۲ - طريق السلط - النبي يوشع - العرضه : 
- لقد خربت الطريق من تأثير امطار شهر شباط 155 خرابا كبيرا بأقسام عديدة 


تز فبت الطرة 


طريق عمان - السلط : 
- تم تزفيت الاربع كيلومترات الأول من طريق عمان - السلط ٠‏ 


الطرق فوق العادة : 
١‏ - طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) : 
- تم تعبيد وتزفيت الكيلومتر ۷۰۰ر ۲۹ - ٠ 5١‏ 
برش وی العام الخاصي کے اھ تساك يزان و بورق شر نت ع 
اللنبي (الملك حسين) وقد اكمل في هذه السنة تحسين وتعبيد وتزفيت القسم 
ی ا يد" ” 


۲ - عبارات وجسورة : 
- تم انشاء جس رك انار ا 1١-1‏ الإيطريقٌ اللأبلط - جسر اللنبي (الملك 


٠ ( حسير‎ 


€۸ 


ك تم انشاء 1۷ عبارة بنيت بالاسمنت المسلح والحجارة بطريق السلط - جسر 
لے ((البلك. د)۰ 
(الخلك حا 


۳ - فتح طرق جديدة : 

طريق مايا2 لاع ا 

- بوشر بفتح هذه الطريق اعتبارا من "5/١/1‏ بعمال مجانا من الاهلين تحت 
مناظرة واشراف دائرة النافعة وقد تم من فتح هذه الطريق مسافة ستة 
كيلومترات وتقف العمل بتاريخ 55/7/75 بمناسبة انهاء فتح القسم الواقع ضمن 
حدود قضاء مادبا وقد جرت المخابرة ما بين متصرف لواء البلقاء وقائمقام 
السلط لتحضير العمال من الاهلين والمباشرة بفتح القسم الباقي من الطريق 
المذكورة والواقع ضمن حدود قضاء السلط ٠‏ 


4 - اعمال الاسعاف في الطرق : 
طريق حمامات ماعين : 
- بوشر باعمال الاسعاف لتصليح هذه الطريق بعمال من عرب بني حميدة في 
السنة الماضية وقد داوم العمال بهذه الطريق لغاية 55/١/5١‏ بعد ان نفذت 
تخصيصات الاسعاف المقدرة لتصليحه الطريق وفي غضون شتاء هذه السنة 
حافت امسا | فل لايق جك لطر یتآ ج تر مزال ع اء موسم 
زیا الاما 


طريق الازرق - بغداد : 

- بوشر باعمال الاسعاف في هذه الطريق في السنة الماضية وتوقفت الاعمال 
بتاريخ 55/1١/5١‏ بعد ان نفذت المخصصات الموضوعة لاسعاف بدو الشمال 
وقد تم فتح الاقسام المبينة أدناه خلال مدة العمل : 


5۹ 


١-طريق‏ شمرة البقعاوية - معسكر الجفايف وطولها ٠١‏ كيلومترا ٠‏ 

فرع من طريق شركة البترول - شبكة حاوا وطولها ٠٠١‏ كيلومترا 

"-طريق عروس تبتدئ من طريق الشركة موضع القازان بعد الجفايف لجهة 
طريق بغداد - دجلة سليمان وطولها ٥۳‏ كيلومتر ٠‏ 

٠ كيلومترا‎ ٠١ طريق مخفر الازرق - العتقية شمال الازرق وطولها‎ ٤ 


القسم الثاني - الابنية : 


| 
١ 


صيانة الابنية والاشغال الطفيفة : 

المقر العالي : 

- صيانة سكاكر » ترميمات زجاجية » تصليح وتهوية ابواب ونوافذ » تركيب 
شريط مناخلي لبعض النوافذ » تصليح الاسانسور ٠‏ ترقيع قصارة كلسية 
وقضارك المت › ارات ا نع 

- تصليح السطوح بالقلفونة والاسمنت » تركيب ميازيب جديدة وتصليح القديمة » 
ترميم جدار بالجهة الشمالية ٠‏ 

- بناء جدار حاجز من ثلاث جهات طولي المقر العالي » تحويل نافذتين وخزانة 
لثلاثة ابواب » تسكير بابين بالبناء » تصليح تبليط بلاط » تصليح كحلة جدران › 
تركيب مسكات نحاسية لسجاد الدرج ٠‏ 

- تصليح شقوف وارضية البركة الكبيرة بالمعجونة » تصليحات عمومية متنوعة 
وعديدة للاجهزة الصحية وتنظيف المواسير القذرة ٠‏ 


الديوان الاميري العالي : 
- تسكير فوهة بئرين بساحة الديوان ٠‏ 
دار دولة المعتمد البريطاني : 


- دهان عامود العلم » بناء جدار استنادي من باتون مقصور لملعب التنس › 
تركيب حنفية جديدة وتصليح القديمة » تركيب شريط منخلي لنافذتين » ترقيع 


تكحيل جدران الطابق العلو ءا #اللشرقية والغربية ٠‏ 


رئاسة الوزراء : 
- تركيب حاجز من خشب وزجاج مبزر بديوان الرئاسة » تركيب مبولة جديدة 
عوضا عن المكسورة٠‏ 


المجلس التشريعي : 
انيم ال ے25 ان تر میم ات جاج تهوايلة(|ملتةة"شبايقاي. تصليح 
السسكاكائي االات ٠‏ 


قيادة الجيش العربي : 

- تصليح سطح دائرة الجوازات بالقلفونة » فتح نافذة بالطابق السفلي › تقسيم غرفة 
مساعد قائد الجيش اعوج للادارة لغرفتين بواسطة تركيب ب 3 
تصليح مرحاض ٠‏ 

وزارة المالية : 

- تحويل مرحاض لغرفة ٠‏ 

دائرة النافعة : 

- تصليح مواسير المياه »> طراشة ثلاث غرف ٠»‏ تثبيت صندوقي حديد بالاسمنت 


لغرفة المحاسب والصراف » تصليح اربع ابواب حديد بمستودع مشروع تحسين 
المياه التابع لهذه الدائرة ٠‏ 


دائرة الاثار : 
- ترميمات زجاجية » تصليح السطح بالقلفونة وقسم بالطينة »> صب درجة شمينتو 
مع تكحيل عموم الدرج » ترقيع قصارة شمينتو (اسمنت) ۰ 


: سكن قائد الجيش العربي‎ - ٠ 
تركيب ثلاث نوافذ جديدة » ترميمات زجاجية » مد سطح غرفة بالاسمنت مع‎ - 


: محكمة الاستئناف‎ - ١ 
٠ تكبير قوس المحكمة لجلوس المدعي العام مع القضاة‎ - 
: محكمة بداية عمان‎ - ١ 
تركيب سبع واجهات نقاله لحفظ الاوراق » تكبير قوس المحكمة لجلوس المدعي‎ - 
١ ااأعمل ق لاج1‎ - 
: قيادة الشرطة - عمان‎ - ۳ 
٠ عمل قاطع لغرفة الهاتف بالطابق العلوي‎ - 
: مستشفى الحكومة القديم‎ - 4 
٠ بمناسبة اخلاء المأجور وتسليمه لمؤجره أجريت الترميمات التالية للبناية‎ 
٠ ترقيع قصارة بمحلات مختلفة‎ - 
٠ طراشة غرفتين » ترميمات زجاجية‎ - 
٠ خلع خزان » فك خشب وزينكو غرفة الغسيل‎ - 


- تركيب باب وثلاثة شبابيك ٠‏ 


: مستشفى الحكومة الجديد - عمان‎ - ١ 
٠ تركيب باب حديدي › تركيب مصبعات حديدية لثلاث نوافذ بغرفة المساجين‎ - 


5 - مدرسة الصناعة : 


- عمل جورة تفتيشية ومد مواسير ٠‏ ما بينها وبين الجورة الامتصاصية ٠‏ 


١6 


- تركيب سيفون جديد للمغسلة » تركيب ماسورة تهوية للمرحاض » تنظيف 
حجارة وتعزيل اوساخ تراكمت خلف البراكات بتأثير السيول ٠‏ دهان عمومي 
لغرفة المدير » ترقيع ارضية باتون بغرفة حرفة الحدادة » تهوية ۸ شبابيك › 
ترميمات زجاجية » تركيب مفصلات وسكاكر » بوشر بانشاء براكة بأواخر 
الربع الرابع ٠‏ 
۷ - مخفر درك عمان : 
- طراشة ودهان عموميان » ترميم السطح بالقلفونة » ترميمات زجاجية » تصليح 
ابواب ونوافد ٠‏ 


- تصليح شناكل مواسير حواجز الرواحل » صب عتبة شمينتو ( انظر مباني فوق 
العادة ) 


: السجن المركزي والمعسكر‎ - ١ 


- تركيب شريط لحاجز بستان السجن ٠‏ تصليح قرميد مستودع الجيش . تصليح 
الميازيب ٠‏ 


- تصليح السطوح بالقلفونة » تركيب باب جديد لمستشفى السجن » تركيب شريط 


مستودع الجيش ٠‏ 
۹ - مخفر شرطة ماركا : 
- طراشة ودهان عموميان ٠‏ ( انظر مباني فوق العادة ) 


: مدربسة الزرقاء‎ - ٠ 
٠ ترميمات زجاجية » تصليح السطح ومده بطينة ترابية‎ - 


: دار الحكومة في السلط‎ - ١ 


1o 


- ترقيع ولحام زينكو السطح ( قبل الحريق ) ٠‏ تركيب عامود حديد مثبت 
بالاسمنت لرفع العلم ٠‏ 

( انظر مباني فوق العادة ) 

5 - مدرسة تجهيز السلط : 

- مد السطح بالاسفلت مع تصليح الميازيب في بدئ عام ١175‏ » تركيب خمسة 
غالات » ترقيع قصارة كلسية » هدم قصارة كلسية وعمل زنار اسمنت لأربع 
عشرة غرفة » صب سبع درجات سمنت للأبواب » مد ارضية براندة لغرفة 
خارجية بالاسمنت » ترميم اساسات المدرسة المكشوفة بالاسمنت » تصليح 
السطح بالزفت والقلفونة في الربع الرابع » تكحيل عدة محلات من الزنار المبني 
فوق السطح » تصليح عمومي للأبواب والنوافذ ٠‏ 


۳ - مخفر جسر اللنبي : 
- دهان عمومي للشبابيك والأبؤاب ‏ › تركيب_شريط مناخلي لبعض النوافذ مع 
تصاليج[شريط#وناخلي قديم ٠‏ 
- ترميمات زجاجية '©,تركيب,مقضلات © تركيب باك من خشب وشريط مناخلي 
4 - مخفر داميا : 
- دهان عمومي للأبواب والشبابيك » مد أرضية سمنت (اسمنت) وزنار وقواطع 
للاسطبل » ترقيع قصارة » ظراشة عمومية » تصليحات عمومية » طينة للسطح 
من تراب وتبن ٠‏ 
5 - مخفر الشونة : 
- ترميمات زجاجية » عمل ارضية اسمنت وزنار وقواطع للاسطبل » عمل 
ارضية اسمنت للبراندا ٠‏ 


5 - دار الحكومة في ماديا : 

- انشاء مرحاض جديد مجهز بمواسير تهوية » ترميمات زجاجية » عمل سدة من 
جورة حديدية والواح خشبية مدهونة مع تركيب رفوف للسدة لحفظ اوراق 
المحكمة » طراشة عمومية » تثبيت ثلاثة صناديق حديدية بالسمنت (بالاسمنت) 


> تركيب مواسير ماء لشراب رواحل الجنود ٠‏ 
۷ - مخفر ذيبان : 
- عمل قاطع للصالون الكبير » تصغير ١١‏ نافذة » تصليحات عمومية للابواب 
والشبابيك » هدم قصارة ترابية مع عمل قصارة كلسية جديدة للمخفر لأربع 
غرف » هدم قسم من اربعة جدران مخطرة وتجديد البناء لهذه الاقسام ٠‏ 
7 - مخفر اليادودة : 


- فتح نافذة بالجدا تر کیب مصبعات حديدية » تصفيح حاجز خشبى مشبك 
هه ر عم در هد : يديه » تصفيح حاجر حسبي مسد 


4 - مخفر الجيزة : 
- ترقيع قصارة كلسية » طراشة عمومية » تطيين السطح بطينة من تراب وتبن ٠‏ 
٠‏ - مخفر الازرق - البادية : 
- ترقيع قصارة اسمنت بمحلات مختلفة » طراشة عمومية » دهان عموم المكاتب 
والابواب والشبابيك من الخارج ٠‏ تركيب اسبست لسقف المكاتب » تصليح 
عمومي للابواب والشبابيك » تصليح ارضيات بالاسمنت ٠‏ 


: مدرسة الازرق‎ - ١ 
٠ تصليح الأبواب والشبابيك‎ - 


الابنية فوق العادة : 


١ هه‎ 


: المقر العالي‎ - ١ 
٠ متر‎ ٠٠١ تم بناء جدار امام المقر العالي باحجار نظيفة وبطول‎ - 
٠ تم تبليط الساحة السماوية بالمقر العالي‎ - 


۲ - موتور كهرباء المقر العالي : 

- تم انشاء بيت ثاني لموتور الكهرباء مع تركيب موتور جديد ١‏ 
* - مخفر شرطة ماركا : 

- تم بناء غرفتين اضافيتين لمخفر شرطة ماركا ٠‏ 
F<‏ مخفر درك عمان : 

- تم انشاء غرفة جديدة ٠‏ 


ه - دار الحكومة في السلط : 
- بوشر بتجديد بناء دار الحكومة في اواخر السنة وقد تم منها ۲١‏ والعمل 
مستمر لاكمالها ٠‏ 
القسم الثالث - المياه والمجاري : 
١‏ - مجاري السلط : 
- تم تمديد مواسير للشوارع الرئيسة بمدينة السلط ٠‏ 
۲ - مياه السلط : 
- جرى الكشف على السلط لدرس مشروع توزيع مياه السلط وبوشر بتحضير 
الكشو فى اللكديوية الارن | شوو 
-٣‏ الآبار الارتوازية ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء خلال 
الثلاثة اشهر المنتهية بتاريخ "٠١/۳/۳١‏ 


القسم الأول - الطرق : 
أ - صيانة الطرق : 
ابين فيما يلي الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة : 


EESTI 


؟- طريق عمان - المقرالعالي مع فرع دار دولة المعتمد | ٤‏ كيلومتر طول 
بر ااي إطر اة 


SEE 


والطرق التي كانت تحت الصيانة المؤقتة هي : 


“ر دق ا 
کے 


ل اس 9 
طرق افو دام 


ابين ادناه نوع وكمية الاعمال التي اجريت في هذه الطرق : 


الأضرار التي لحقت بالطرق بتأثير الأمطا 


- قلع حجارة بارزة 765 حاط 


: طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين)‎ - ١ 
هظللت الطار كريرة وخرت | اقسلاما كديرة هين هذه الطريق‎ ٥/۳ بتارييك‎ - 
الى ابلك کشین) مدة ثلاثة ايام‎ E ETT نعط ل‎ 
واتخذت الترتيبات اللازمة لتصليح الخراب الحاصل لاقسام الطريق بتاثير جرف‎ 
/"/6 السيول وقد تمكنت هذه الدائرة من تأمين سير المواصلات بتاريخ‎ 
واحتياطا لما ق بات الكل تفيل من هذا القبيل وسعت الطريق في‎ ٠ ٠ 


الكيلومتر 44۹-۷ و ااه وها » وقد تم تعزيل وتوسيع خنادق الطريق من 
عمان - لجسر اللنبي (الملك حسين) ٠‏ 
هذا وقد جرف السيل الطريق قرب عين الجادور ( السلط ) مرتين وصلحت 


مرتين ايضا ٠‏ 


؟ - طريق عمان - المقر العالي : 
ب لقد كشفت السيول عن اساسات الجسر الكائن في الطريق المذكورة وقد رممت 
هذه الاساسات بالباتون وعمل الاملاء اللازم مع عمل أرضية اسمنت للجسر ٠‏ 


" - طريق صويلح - جرش : 
- قارفا سول 7 عات فا ریق ا افا ما بين اک۲2 ۲۹۳۳ 
( وادي السليحي) وعمل لهذا القسم طريق مؤقتة ٠‏ 
- جرف نهر الزرقاء الجسر المقام عليه بتأثير الفيضان ولهذا عملت طريق مؤقتة 
لنزول السيارات من الطريق القديم لشاطئ النهر وقد تم هذا العمل بتاريخ 
74 
- إلقد خوانت ال يط اراقسام اين فة في والككزومتر >٠‏ ,۷1 857 
تسن راب ترا ااام 
4 - طريق عمان - المحطة : 
ف © ب تضم نظ 5 | وس الجر اي الاستادية واا و #الطريق 
وطمر قسم من هذه الطريق بالأحجار والطين وغيرهما بتأثير السيل ٠‏ وبتاريخ 
26/۲/٥‏ وا و مر والس جو دوق فاا كر ي الوحل والحجارة 
وفتحوا ممرا للسيارات ٠‏ ورتبت ادارة النافعة ورشة لتعزيل عموم الطريق 
وتوسيع الخنادق وبناء الجدران الاستنادية ٠‏ وقد تم تعزيل هذه الطريق وتوسيع 
خنادقها بتاريخ ٠١/۳/١‏ وتم بناء الجدران الاستنادية بتاريخ ١/۳/٠۳‏ وقد 


بوشر بتصليح الطريق قرب المحطة منعا من حدوث خراب لهذه الطريق في 
المستقيل ٠‏ 


ه - طريق المحطة - الزرقاء : 

- لقد خربت الامطال قفا االطر ع الوؤاقة ا لی الكيلومتر ه-/ا و ١١-4‏ 
وجرى تصليح الخراب حالا وقد تخربت العبارات المقامة على نهر الزرقاء 
قرب الرصيفة والزرقاء وقد قامت ادارة النافعة بعمل طريق مؤقتة قرب 
الرصيفة وقامت قوة الحدود بعمل طريق مؤقتة قرب الزرقاء ٠‏ 

- جرف السيل الجدار الاستنادي بالكيلومتر ١1‏ وبقي قسم من الطريق يمكن 
مرور السيارات الصغيرة فقط وقد عمل طريق مؤقتة حالا لهذا القسم وبوشر 
بناء) الككراان آل 


5 - طريق عمان - مادبا : 

- إخرات إا لاطا ياقساما كرتل أهذه الطرية ,قد ت تضليحها| . 
۷ اطريق مادبا يت ديار 

< أخربظ لطر عا من ده اشرق ززب الواله لك بوشر بت اا س 
۸ - طريق عمان - ناعور : 


- لقد حصل لهذه الطريق خرابا كبيرا ولاسيما بنزلة ناعور وقد تم ترميم عموم 
ERT‏ 


8- طريق عمان - وادي السير : 
- لقد خربت الأمطار طلعة الطريق قرب عمان ونزلة وادي السير وقد تم تصليح 
الخراب ٠‏ 


: طريق صويلح - الحمر - ماحص‎ - ٠ 


- لقد تخربت هذه الطريق في اماكن عديدة بنزلة الفحيص وقد تم التصليح ٠‏ 


: طريق ماحص - وادي السير‎ - ١ 
٠ لقد بوشر بتصليح هذه الطريق ولا يزال العمل مستمرا لاكمال التصليح‎ - 


: طريق السلط - النبي يوشع - العرضه‎ - ١ 
٠ لقد بوشر بتصليح ما خربته الامطار في هذه الطريق ولا يرال العمل مستمرا‎ - 


ونظرا للاضرار التي لحقت بالطرق المذكورة اعلاه شغل 1 عاملا علاوة على 
عدد عمال صيانة الطرق المذكورة ٠‏ 


۲ - الطر 2 فوق العادة : 


: طريق الشونة - جسر اللنبي (الملك حسين)‎ - ١ 

2 ا اهيا لسا ا ا ل 
1۳-۹ ولهذا السبب تأخر المتعهد عن تحضير الجبش وعمل العبارات في 
الفسم المفقور #مروقد باشر متعهد لخر بتكا رةه اتظرار اا اا 
الواقة ماياين الكيلوطئر 5 "1١‏ راما من الكللوداة ٦۳‏ . 

نظمت الكشوف التقديرية بشأن تعبيد الكيلومتر ٠۹-٠١‏ وسيطرح هذا العمل 


۲ - طريق حمامات ماعين ( انظر اعمال الاسعاف ) ٠‏ 

۴ - فت ق جديدة : 
- طريق مادبا - صياغة : 
بوشر بفتح هذه الطريق اعتبارا من تاريخ ٠٠/۱/۹‏ بعمال مجانا من الاهلين تحت 
مناظرة واشراف دائرة النافعة وقد تم من فتح هذه الطريق ١‏ كيلومتر وتوقف العمل 
بتاريخ 55/7/75 بسبب انتهاء فتح القسم الواقع ضمن مقاطعة مادبا وقد جرت 


1١ 


المخايرة ما بين .متصرقه لواء: البلقاع. وقاتمقام السلط لتحضير الغمال والمباشرة 
بفتح القسم الباقي من الطريق المذكورة والواقع داخل مقاطعة السلط ٠‏ 


> - اعمال الاسعاف في الطرق : 


: طريق حمامات ماعين‎ - ١ 
نفذت مخصصات الاسعاف المخصصة لبني حميدة‎ "55/1١/5١ بتاريخ‎ - 
ومو اك ذ. لا ا اس ع ب لفل السبب توقف‎ 
العمل بهذه الطريق وقد خربت الأمطار قسما من الطريق المذكورة وسيباشر‎ 
م اب هاا‎ hn 


١‏ ! أطريق لازق - إغداد ا 
< وف العمل بعليل مورلظة يا اتوي 0/72 قد ل ایت ا ع 


أ - صيانة المباني والاشغال الطفيفة : 
١‏ - المقر العالي : 
- تصليح السطح بالقلفونة والسمنت › تصليح ثلاث نوافذ » ترقيع ولحام مجاري 
مياه الامطار » ترميمات زجاجية » ترميم جدار بالجهة الشمالية » بناء جدار 
حاجز من ثلاثة جهات حوالي المقر العالي ( العمارة الرئيسية ) » تصليح حمام 
> تنظيف مرحاض ومواسير وسيفون مغسلة » تركيب مجلى › تنظيف مواسير 
الاد الرسكة ؟ 


: الماء والكهرباء‎ - ١ 


١ 


- تصليح عمومي لمواسير المياه ما بين رأس العين والمقر العالي على اثر خرابها 
بعد هطول الامطار ٠‏ 
۳ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
- دهان عامود العلم ٠‏ بناء جدار استنادي من باتون مقصور لملعب التنس » بناء 
جدارين با الى د 08 د ا ر 
4 - قيادة الجيش العربي : 
- تصليح سطح دائرة الجوازات بالقلفونة ٠‏ 
ه - سكن بيك باشا : 
- تركيب ثلاث نوافذ جديدة ٠‏ 
5 - دائرة النافعة : 
چ تصليح مواسير مياه الدائرة ٠‏ 
۷ - محكمة بداية عمان : 
- تركيب سبع واجهات نقالة لحفظ الأوراق ٠‏ 


۸ - مستودع مشروع تحسين المياه : 
- تصليح اربعة ابواب حديدية ٠‏ 


: مدرسة الصناعة - عمان‎ - ٩ 
عمل جورة تفتيشية ومد مواسير ما بينها وبين الجورة الامتصاصية » تركيب‎ - 
٠ سيفون جديد للمغسلة » تهوية ماسورة تهوية للمرحاض‎ 
٠ تنظيف حجارة وتعزيل اوساخ تراكمت خلف البراكات بتأثير السيول‎ - 


: السجن المركزي والمعسكر‎ - ٠ 


TY 


- تصليح قرميد مستودع الجيش ٠‏ تصليح الميازيب › تصليح السطوح بالقلفونة » 
تركيب باب جديد لمستشفى السجن » تركيب شريط مناخلي لست نوافذ ٠‏ 
أنظر .هاي فرق العادة + 


: مخفر شرطة ماركا‎ - ١ 
٠ ) طراشة ودهان عموميان ( انظر مباني فوق العادة‎ - 


: مدرسة المعسكر‎ - ١ 
٠ %٥٥ انشاء بركتي ماء تم منهما‎ - 


: مدرسة الزرقاء‎ NT 
0 چ ترميمات زجاجية » تصليح السطح ومده بطينة ترابية‎ 
: دار الحكومة في السلط‎ - ١ 
٠ ) ترقيع ولحام زينكو السطح ( قبل الحريق‎ - 
: مدرسة تجهيز السلط‎ - ٠ 
: مخفر جسر اللنبي (الملك حسين)‎ - 75 
٠ دهان عمومي للشبابيك والابواب مع تصليح شريط مناخلي وترميمات زجاجية‎ - 


۷ - مخفر الشونة : 
- ترميمات زجاجية » عمل ارضية اسمنت وزنار وقواطع للاسطبل » عمل 


ارضية اسمنت للبراندا ٠‏ 


۸ - مخفر داميا : 


1٤ 


- دهان عمومي للأبواب والشبابيك » بوشر بمد ارضية سمنت وزنار وقواطع 
للاسطبل ٠‏ 


۹ - دار الحكومة في مادبا : 


- انشاء مرحاض جديد مجهز بمواسير تهوية ٠‏ 


: مخفر ذيبان‎ - ٠6 
٠ عمل قاطع للصالون الكبير » ن تصغير ثلاثة عشر نافذة‎ 2 


۲ - المباني فوق العادة : 
لياع ملك 150 [أجيضى_ الور ر نة . 
E‏ :2 غرفت ااال مخفا ا طة ما كلا . 
القسم الثالث - المياه والمجاري : 
١‏ - مجاري الشوارع الرئيسية بمدينة السلط : 
- احيل مشروع مد مواسير مياه للشوارع الرئيسية بمدينة السلط على المتعهد 
وسيباشر بالعمل قريبا١‏ 


؟ - الابار الارتوازية : 
- باشرت الحكومة في اوائل شهر كانون الاول سنة ٩٤‏ حفر بئر ارتوازي في 
الموقع المعين بين قريتي الرمثا والبويضة وداومت على عملية الحفر حتى 
تاريخ 155/1١/5١‏ غيرانه مع الاسف الشديد لم يتمكن العثور على الماء رغم 
وصول الحفر لعمق ٠٠١‏ قدم وبالنظر الى ان الالة الحافرة لا يمكنها النزول 
لأكثر من هذا العمقّ فقد اوقفت أغمال الحفر وسحبت الانابيب البولادية وترك 
الانبوب الخشبي بعد ان سدت فوهته بقصد استثناف العمل مرة ثانية في 
المستقبل عندما يتيسر للحكومة جلب آلة أخرى اقوى من الالة الحالية ٠‏ اما 


الاله والأدوات فقد نقلت في الوقت الحاضر الى قرية ام الكندم حيث بوشر 


بحفر بئر ارتوازي فيها على نفقة اصحاب الاراضي في هذه القرية ٠‏ 
القسم الرابع - الاثاث : 


أبين فيما يلي نوع وعدد الاثاث الذي جرى ابتياعه ومعاينته خلال هذا الربع من قبلي : 
أ- أتثاث دوائر الحكومة ٠‏ 


- كراسي عدد ۱١‏ 
- طاولة شكل )١(‏ ۲ 
- طاولة شكل )١(‏ ° 
- طاولة شكل (5) ١‏ 
- طاولة شكل (ه) ۳ 
- طاولة شكل (1) ۳ 
- طاولة منحدرة للجمارك  ١‏ 
- مقعد خشبي 5 
- خزانة شكل )١(‏ ۲ 
- خزانة شكل )١(‏ ۲ 
- خزانة شكل (”) ۳ 


- رخال ص رة ۱۸ 
- خزانة مكتبة ١‏ 
- كرسي 5 
- خزانة شكل )١(‏ 0 


المعاون الفني للواء البلقاء 


11 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء خلال 
الثلاثة اشهر المنتهية في /5/٠‏ ه” 


القسم الأول - الطرق : 
أ - صيانة الطرق : 
ابين فيما يلي مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع : 


١‏ - طريقيعمان ب المللط. - جسر,اللنبي (المُلك حسين) 
-١‏ طريق عمان - المقرالعالي مع فرع دار دولة المعتمد | ٤‏ كيلومتر طول 
البريطاني وطريق القلعة 


کا كبو طتر طول 
REET‏ 


ابين ادناه نوع وكمية الأعمال التي «اجريت في هذه الطرق؛: 


5 لام 
ATVoY‏ ۾ ط 


۲ 
عه احا مط 
6٥‏ مط 


1۷ 


|- تصلیح 0 
ات حقن املا لل شن 
۷- تصليح وبناء جدران استنادية 0ه 


١‏ - تكس ش ودق 
الات ار ا ۳ ا الامطا 


لتار الخ ٠١/۳‏ كلك اإطار| غز برة لخر ات اقساما كار امن الطرلق المد راو ر 5ا 
بوشر بتصليحها في الربع السابق وتم تصليحها بأوائل هذا الربع والطرق هي : 
6 طريق عمان - السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) 


= صويليء” جوش 4 


- = عمان - المحطة ٠‏ 
- = عمان - الزرقاء ٠‏ 
- - عمان ‏ ماذيا »© 
- = مادبا - ذيبان ٠‏ 
- = عمان - ناعور ٠‏ 


5 - عمان - وادي السير ٠‏ 

0 = صويلح - الحمر - ماحص ٠‏ 

ب - ماحص - وادي السير ٠‏ 

- السلط - النبي يوشع - العرضه - غور داميا ٠‏ 
- > زي - الرميمين ٠‏ 

- > مادبا - حمامات ماعين ٠‏ 


1۸ 


۲ - الطرق فوق العادة : 


تمت الاعمال المبيئة ادناه بظريهة ااا هير اللنبي خلال هذا الربع : 

- تم فرش الجبش ودحليتفى ۴ ا زق مع تحضير صرار لهذا القسم 
وقد بوشر بفرش الصرار ودحله تمهيدا لأعمال التزفيت ٠‏ 

- تم تعبيد الكيلومتر 1١-55‏ وقد بوشر بتحضير الصرار اللازم لهذا القسم ٠‏ 

- بوشر بتحضير وفرش الجبش وانشاء العبارات وتحضير الصرار للكيلومتر 
04-۷ » 

- تم فرش الجبش بالكيلومتر 572751 وقد بوشر بتحضير الصرار اللازم لهذا 
القسم ۰ 

- بوشر بالأعمال الترابية لأجل تسوية وتحسين الطريق ما بين الكيلومتر ٠٦-٥١‏ 
ولاايزل العمل مسلمر يكيان ذلك ب 

- تمت التسوية الترابية بقسم من الكيلومتر ٠٠-۲۹‏ وقد بوشر بتحضير الجبش 
والشرال اللارم لتعبيد هذا القسم ٠‏ 

- بوشر بالأعمال الترابية للكيلومتر ۳٠-٠١‏ وقد بوشر بتحضير الجبش والصرار 
اللاز لت مكل الم ٠‏ 


بناء عبارات وجسورة ( وجسور) : 

- تم بناء عبارتين وجسر بالكيلومتر 5١-7١‏ من طريق السلط - جسر اللنبي 
(الملك حسين) وقد بوشر بناء جسر آخر ٠‏ 

- تم بناء اربع عبارات بالكيلومتر ٠٥۹-٥۷‏ من طريق السلط - جسر اللنبي 
(الملك ار 


صيانة الابنية : 
صيانة المباني والأشغال الطفيفة : 


: المقر العالي‎ - ١ 


١84 


- تركيب سكاكرء ترميمات زجاجية » تصليح ابواب » تركيب شريط مناخلي 
لثلاث نو افد > ل تصليح الاسانسور 2 طراشة غرفة > تن تصليح المغاسل وتنظيف 
مواسير ماء قذرة ٠‏ 
( انظر اعمال فوق يفك هم 

وزارة المالية : 

- تحويل مرحاض لغرفة ٠‏ 

دائرة النافعة : 
د ارك ١‏ 


مستشفل اللحكوما القدلم : ملك اشمال الدب تاشاش ] 

- بمناسبة اخلاء المأجور وتسلمه لمؤجره اجريت الترميمات التالية : 

- ترقيع قصارة بمحلات مختلفة » طراشة غرفتين » ترميمات زجاجية ٠‏ 
- خلع خزان » فك خشب وزينكو غرفة الغسيل ٠‏ 

- تركيب باب وثلاثة شبابيك ٠‏ 


مستشفى الحكومة الجديد : 
- تركيب باب حديد » تركيب مصبعات حديدية لثلاث نوافذ بغرفة المساجين ٠‏ 


السجن المركزي والمعسكر : 
- ترميمات زجاجية » تركيب حنفيات » تركيب شريط مناخلي لبعض النوافذ » 
تصليح وتهوية أبواب وشبابيك » تصليح مرحاض بمستودع الجيش ٠‏ 


مخفر درك عمان : 
- طراشة ودهان عموميان ٠‏ 


۸ - قائمقامية السلط : 
-_تركيب عامود حديد مثبت بالك القع العلم : 


4 - مدرسة تجهيز السلط : 
- تركيب خمسة غالات ٠‏ 


: مخفر جسر اللنبي‎ - ٠ 
› تركيب شريط مناخلي لبعض النوافذ والابواب » تركيب مفصلات جديدة‎ - 
٠ تركيب باب من خشب وشريط مناخلي › ترميمات زجاجية‎ 


: مخفر الشونة‎ - ١ 
٠ طراشة عمومية‎ - 


" - المباني فوق العادة : 
أ - المقر العالي : 
- تم بناء جدار امام المقر العالي باحجار نظيفة وبطول ٠٠١‏ متر ٠‏ 


القسم الثالث - المياه والمجاري : 


مجاري الشوارع الرئيسية بمدينة السلط : 


- بوشر بمد مواسير فخار لمجاري الشوارع الرئيسية وقد تم منه ٠ %٠١‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


1۷۱ 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء خلال 
الثلاثة اشهر المنتهية في /9/٠‏ ه” 


القسم الأول - الطرق : 
أ - صيانة الطرق : 
ابين فيما يلي مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع : 


حرط سيا" | ار سج اوعلط 


؟- طريق عمان - المقرالعالي مع فرع دار دولة المعتمد | ٤‏ كيلومتر طول 
البريطاني وطريق القلعة 


ب - الطرق التي كانت تحت الصيانة المؤقتة فهي : 
١‏ - طريق صويلح - وادي السير کاو يول 
ابين ادناه نوع وكمية الاعمال التي اجريت في هذه الطرق : 


؟- فرش تراب ان 7ل 


1۷۲ 


5- حفر واملاء 14م" 
/ا- تصليح وبناء جدران استنادية ۷ مم 1 
- قلع حجارة بارزة 10.٠5‏ ميد 


فلك الطاة 
تم تزفيت اربعة كيلومترات من طريق عمان - السلط من كيلومتر 5-١‏ بطريقة المقاولة 
مع تصليح الميل العرضاني لكافة منعطفات هذا القسم ٠‏ 


۲ - الطرق فوق العادة : 
طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) : 
أ) تمت الاعمال المبينة ادناه بطريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) خلال هذا 
الربع : 
- تم تزفيت الكيلومتر ۰۰ر۸٥‏ - ٠٤ر٤1‏ 
تم تعبيد الكيلومتر ٠0٠-57‏ 5ر58 والعمل مستمر لتزفيته ٠‏ 
- لا يزال فرش الجبش وتحضير الصرار للكيلومتر 58-51 تحت العمل ٠‏ 
- تم فرش الجبش بالكيلومتر ٠ ۲١-۲۹‏ 
- تم تحضير الصرار اللازم للكيلومتر ۲١-۲۹‏ وتحضير الصرار اللازم 
للکیلومتر 5١-٠‏ کک اہ[ 


ب ) عبارات وجسورة: 
- تم بناء جسر بالكيلومتر ۳۱-۲۰ ( بوشر به بالربع السابق ) ٠‏ 


١ 


- تم بناء عبارة اخرى ( خامسة ) بالكيلومتر ٠ ٥۹-٥۷‏ 


القسم الثاني - الابنية : 
صيانة الابنية والاشغال الطفيفة : 


المقر العالي : 
- ترقيع قصارة كلسية » طراشة تسع غرف » تحويل نافذتين وخزانة لثلاثة ابواب 
» تسكير بابين بالبناء > تصليح وتهوية ابواب عدد ١١‏ » تركيب شناكل درف » 
تركيب مسكات نحاسية لسجاد الدرج ٠‏ ترميمات زجاجية ٠»‏ تصليح شقوق 
جدران وأرضية البركة الكبيرة بالمعجونة الملونة ٠‏ 
- تصليحات عامة للأجهزة الصحية وتنظيف مواسير قذرة ٠‏ 


الديوان الاميري العالي : 
- تسكير فوهة بئرين بساحة الديوان الاميري العالي ٠‏ 


قيادة الجيش العربي : 
- إفتح تافو التاق السفلي ‏ تقسيم غر ةة تق باحر ارك 
لغرفتين بواسطة تركيب حاجز خشبي » تصليح مرحاض ٠‏ 


سكن بيك باشا : 
مدرسة الصناعة : 
- دهان عمومي لغرفة المدير » ترقيع أرضية باتون بغرفة حرفة الحدادة ٠‏ 


السجن المركزي : 
- تركيب شريط لحاجز بستان السجن ٠‏ 


١ا/:‎ 


- تصليحات عمومية للأبواب والشبابيك ٠‏ 
- بوشر بهدم القصارة الترابية مع عمل قصارة كلسية جديدة للمخفر ٠‏ 
- هدم قسم من اربعة جدران خطرين وتجديد البناء لهذه الاقسام ٠‏ 


۸ - مخفر اليادودة : 
- فتح نافذة بالجدار مع تركيب مصبعات جديدة » تصليح حاجز خشبي مشبك 


84 - مخفر داميا : 


: مدرسة تجهيز السلط‎ - ٠ 
ترقيع قصارة كلسية » هدم قصارة كلسية وعمل زنار اسمنت لأربع عشرة‎ - 
غرفة > صب سبع درجات اسمنت للأبواب » مد أرضية براندة لغرفة خارجية‎ 
بالاسمنت » ترميم أساسات المدرسة المكشوفة بالاسمنت » تصليح عمومي‎ 
٠ للأبواب والنوافذ‎ 


: مخفر الجيزة‎ - ١ 
٠ ترقيع قصارة كلسية » طراشة عمومية‎ - 


5 - دار الحكومة فى مادبا : 
- ترميمات زجاجية » طراشة عمومية » تثبيت ثلاثة صناديق حديدية بالاسمنت ٠‏ 


۳ - مخفر الازرق - البادية : 
المكاتب والأبواب والشبابيك من الخارج ٠‏ 


ا کف | : 0 55 المكاتب 'ش 5 5 اب الشبابيلك 3 5 2 
0 اسر يح عمومي و 7 5 


14 - مدرسة الازرق : 
- تصليح الابواب والشبابيك ٠‏ 
الابنية فوق العادة : 
١‏ - المقر العالي : 
لاست تفيل "نسحتو السطاونية بالمقر "الحا + 
؟ - موتور كهرباء المقر العالي : 
- اتم الغا بات انی لسوتوككير بأو لود اسان . 
* - دار الحكومة في السلط : 
ل إتقرر الكادة أنشاء دار الحكومة في السلطيبيك طیت ی اللا ہے الت 
على المتعهد وسيباشر بها ٠‏ 
القسم الثالث - المياه والمجاري : 
١‏ - مجاري الشوارع الرئيسية بمدينة السلط : 
المشروع ٠ %۹١‏ 


تم تنظيم ١7‏ كشفا تقديريا خلال هذا الربع ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


۷٦ 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء خلال 
الثلاثة اشهر المنتهية في "٠١/٠١/۳١‏ 
القسم الأول - الطرة 


أ- صيانة الطرق 
ابين فيما يلي الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع 


-١‏ طريق عمان - المقرالعالي مع الفرع المؤدي لدار دولة | ۸ كيلومتر طول 
المعتمد البريطاني وطريق ما وراء قلعة عمان 


4- طريق مادبا - ذيبان للجكار ترا طول 


THEE 
لل نت أانا]] لے اسسا ا‎ 


ابين اذثان نرت وکت العمل الا اجوايت كي هذه الطرق حال المدة الالزكرقة : 


4 - حفر وتعزيل خنادق ١‏ “ليزه ل د 
5- حفر واملاء 2 


64 


- قلع حجارة بارزة 47 طط 


0 


؟ - الاضرار التي لحقت بالطرق بتأثير الأمطار : 
-- طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين): 
بتاريخ 55/٠١/5١-7١9‏ هطلت امطار غزيرة وبتأثير السيول خربت الأقسام 
التالية : 
= الكيلومتر 5-5 جرف بانكيت هذا القسم وصلح في حينه ٠‏ 
= الكيلومتر ٠١-٠١‏ حدث خراب بسيط لعبارة بهذا الكيلومتر وصلحت ٠‏ 
= الكيلومتر "١‏ لقد جلبت السيول احجارا كبيرا أدت الى تسكير العبارة وعامت 
المياه على وجه الطريق وخربتها وتعطل سير السيارات مدة اربع ساعات تقريبا 
وعملت التصليحات اللازمة للطريق 
= الكيلومتر ٤٠١‏ - جرفت السيول الجدران الاستنادية الكائنة بهذا القسم وجرى 
= الكيلومتر 5٠‏ - لقد سكرت عبارة واقعة بهذا القسم واكتظ وجه الطريق 
بالحجارة الكبيرة وصلحت في حينها ٠‏ 
= الكيلومتر ”5 - لقد جرفت السيول جسر وادي جريعة الكائن بهذا القسم 
وعملت طريق مؤقتة لسير السيارات ٠‏ 
= الكيلومتر 55-57 جرفت السيول بانكيت هذا القسم وصلح حالا ٠‏ وفي 
غضون شهر تشرين ثاني ٩٠١‏ سكرت محلات متعددة من طريق السلط - 
جسر اللنبي (الملك حسين) صلحت في حينها ٠‏ 


۷۸ 


- طريق صويلح - جرش : 
- بتاريخ o11‏ امتا وادي الزرقاء بمياه كثيرة من الأودية والسيول 
وتعطل سير السيارات مدة قليلة ٠‏ 


- طريق عمان - الزرقاء : 
= لقد خربت الاما ملي 3 ای غ اح حالاً ٠‏ 


- طريق صويلح - الحمر - ماحص: 
حاف فر E‏ الخو ١‏ 791ل محظائيات كانية 
ونظرا لقلة مرور السيارات بهذه الطريق في موسم الشتاء فقد أجل تصليحها لفصل 
الصيف القادم ٠‏ 


۲ - الطرق فوق العادة : 
طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) : 
- تم تعبيد وتزفيت القسم ما بين الكيلومتر ٠٠0٠رده‏ - ۰٠ر۸٥‏ وبهذا يكون تم 
تعبيد وتزفيّت فلم الطريق الواقع بين الشؤنة“وحِسَر اللنبي (الملك حتتين) عدا 
فتح ٠٠٠١‏ متر قرب الشونة و٠٠٠‏ متر قرب جسر اللنبي وقد توقفت الأعمال 
عسسم ردس امسات ال عسي لصوم سوط افر ينانا 
العمل بهذه الطريق بأول السنة المالية الجديدة ٠‏ 


صيانة الابنية والأشغال الطفيفة : 
١‏ - المقر العالي : 
- ترميمات زجاجية ٠»‏ ترقيع قصارة بالاسمنت بمحلات مختلفة » طراشة ثلاث 
غرف » تركيب ميازيب جديدة وتصليح القديمة الجيدة » ترقيم السطح بالقلفونة 
مع دهان القلفونة القديمة » تنظيف مواسير مياه قذرة » تصليح صندوق شطف 
مرحاض »۰ تنظيف سيفون مغسلتين ٠»‏ تصليح الاسانسور » تصليح تركيب 
بلاط » 


۷٩۹ 


دار دولة المعتمد البريطاني : 

- تركيب حنفية جديدة وتصليح حنفيات قديمة » تركيب شريط مناخلي لنافذتين » 
تنظيف لامبه كهربائية » ترقيع اساس البناء بالاسمنت » تصليح مدخنة بالطوب 
الناري ٠‏ بناء كراج جديد › تجديد كحلة جدران الطابق العلوي من الجهة 
الغربية والشمالية ٠‏ 


المجلس التشريعي : 

- تم الس ا .1 کک حاميي | أبنت کی لبيك ؛ تصليح 
السكاكر والمفصلات ٠‏ 

رئاسة الوزراء : 

- تركيب حاجز من خشب وزجاج مبزر بديوان الرئاسة » تركيب مبولة عوضا 
عن المكسورة ٠‏ 

محكمة الاستئناف : 

تكبير قوس المحكمة لجلوس المدعي العام مع القضاة ٠‏ 

محكمة بداية عمان : 

- تكبير قوس المحكمة لجلوس المدعي العام مع القضاة » عمل قفص للمساجين ٠‏ 

قيادة الشرطة - عمان : 

- عمل قاطع لغرفة الهاتف ٠‏ 

دائرة الاثار : 

- ترميمات زجاجية » تصليح السطح بالقلفونة »> صب درجة شمينتو مع تكحيل 
الدرج » ترقيع قصارة شمينتو » عمل مدة لقسم من مسطح الدائرة بالطين ۰ 


8 - مدرسة الصناعة - عمان : 
- تهوية ثمانية شبابيك » ترميمات زجاجية » ترتيب مفصلات وسكاكر » تركيب 
عوامة ماء للحمام » بوشراقيا شا بر ا 


و د مقن دوك غا 
انظر الابنيية فو قا لادء ! 


: سكن قائد الجيش العربي‎ - ١ 

- ترميم السطح بالقلفونة ٠‏ 

السجن المركزي : 

- ترميمات زجاجية » تصليح السطوح بالقلفونة ٠‏ 


۱۲ 


۳ - دائرة الاشغال العامة : 

- ترميمات زجاجية ٠‏ 
14 - مدرسة تجهيز السلط : 

- تصليح السطح بالاسمنت والقلفونة » تكحيل عدة محلات من الزنار المبني فوق 

٠ السطح‎ 

: مخفر الشونة‎ - ٠ 

- مد السطح بطينة من تراب وتبن ٠‏ 
5 - مخفر داميا : 

- مد السطح بطينة من تراب وتبن ٠‏ 
۷ - مخفر الجيزة : 

- مد السطح بطينة من تراب وتبن ٠‏ 


۱۸1 


6 - دار الحكومة في مادبا : 
- عمل سدة من جسورة (جسور) حديدية والواح خشبية مدهونة مع تركيب رفوف 
للسدة لحفظ الاوراق ٠‏ مد مواسير مياه لشرب رواحل جنود درك ماديا ٠‏ 


48 - مخفر ذيبان : 
- هدم القصارة الترابية الموجودة وتجديدها بقصارة كلسية ٠‏ 
- هدم قسم من اربعة جدران خطرة وتجديد بناءها ٠‏ 


- تصليح السطح بالشمينتو والاسفلت ٠‏ 


۹ — مخفر الازرق 2 
- صنع باب حديد مدهون وسلم لقيادة البادية لتركيبه ٠‏ 


الابنية فوق العادة : 
۸ مخفر درك عمان : 
- تم انشاء غرفة جديدة ٠‏ 


؟ - دار الحكومة في السلط : 
- بوشر باعادة انشاء الطابق العلوي بدار الحكومة في السلط وقد تم منه ٠ 905٠١‏ 


القسم الثالث - المياه والمجار ي : 
٩‏ - مجارى السلط : 


م 


- تم تمديد مواسير للشوارع الرئيسية بمدينة السلط ٠‏ 
۲ - مياه السلط : 


- جرى الكشف ك2 السلط لدرس مشروع توزيع مياه السلط وبوشر بتحضير 
الكشوف التقديرية ا ٠‏ ر اديع ٠‏ 
المعاون الفني للواء البلقاء 


1۸۲ 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ١95 /”/١‏ 


القسم الأول - الطرة 
١‏ صيانة الطرق 
أبين فيما يلي الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع 


؟- طريق عمان - المقر العالي مع فرع دار دولة المعتمد | ۸ = 


سنن کے حم سه 
FLEA‏ بد ES‏ 


-٥‏ طريق عمان - وادي سير ىا و امس 
E‏ سس سه 


وعلاوة على ذلك فقد جرى تحضير الصرار اللازم لتصليح منعطفات الطريق ما بين عمان 
وصويلح ٠‏ 


ب - والطرق التي كانت تحت تحت الصيانة الموقتة : 
- طريق مادبا - حمامات ماعين وطولها ۲۲ كيلومتر : بوشر بتصليح هذه الطريق 
لجعلها صالحة لسير السيارات بأواخر هذا الربع ٠‏ 
- طريق الشونة - داميا - العرضة وطولها ١٠٠6,ر8ه‏ كيلومتر طول : بوشر 
بتصليح هذه الطريق بنهاية هذا الربع لجعلها صالحة لسير السيارات بعد ان تخربت 
بعض اقسامها بموسم الشتاء ٠‏ 


1A۳ 


ج - تخريبات السيول : 
١‏ - طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) : 


- لقد جرى انشاء جدران استنادية بمونه من شمينتو (اسمنت) ورمل وجدران استنادية 


من احجار ناشفة بين الكيلومتر 5١1-494‏ وانشاء عبارة بأبعاد ٠٠ر۳‏ × ٠٠ر٣‏ متر 
وتعلية بعض اقسام من هذه الطريق وتوسيع اقسام أخرى وانشاء سدود بناء جدران 
استنادية E ETT | (E‏ 17771712121 بيالحجارة التي تجلبها 
سيول الأمطار مع تعزيل الطريق من الحجارة والتراب التي جلبتها السيول وتصليح 
الطريق عند وادي جريعا بعد ان خربتها السيول ايضا ٠‏ 


القسم الثاني - الابنية : 
أ - صيانة الابنية والأشغال الطفيفة : 


١ 


المقر العالي : 

- دهان شباكي اباجور وخمس شبابيك وحاجز خشبي » تصليح أبواب وشبابيك مع 
تركيب سكاكر جديدة » ترميمات زجاجية » طراشة ثلاث غرف » تركيب حنفية 
مغسلة وتركيب مواسير لمجليين » تركيب مواسير جديدة للمطبخ ٠‏ تصليح 
حمام بالجهة الشرقية » تثبيت عامود كهربائي بناء من شمينتو (اسمنت) وجبش 

الرئاسة الجليلة : 

- فتح باب وتسكير درج الطابق السفلي مع تثبيت باب ٠»‏ عمل حاجز من خشب 


وزجاج » طراشة غرفتين ٠‏ 


بناية موتا ا نويا 1 
- عمل زنار اسمنت للاسطحة »> تركيب ميازيب جديدة ۰ 


قيادة الجيش العربي : 
- خلع واعادة تركيب صندوق حديدي بمكتب مدير الجوازات ٠‏ 


8: 


ه - دائرة الاشغال العامة : 
- خلع واعادة تركيب صندوق حديدي بغرفة الصراف ٠‏ 
5 - دائرة الجمارك والمكوس : 
- خلع صندوق حديدي من الدائرة القديمة وتثبيته بالاسمنت بالدائرة الجديدة ٠‏ 
۷ - كراج دائرة الاشغال العامة : 
- تركيب ثلاثة حواجز من شريط شوكي حول الكراج » تصليح باب المدخل › 
تصليح السطح ٠‏ 
- تركيب درفة زجاجية جديدة » تصليح خمس شبابيك » ترميمات زجاجية ٠‏ 
۸ - مخفر درك عمان : 
ڪ فتح نافذة جديدة » تصليح سكاكر ٠‏ 
4 - السجن المركزي والمعسكر : 
- تهوية ابواب وشبابيك » تركيب شناكل ومفصلات وجرارات ابواب ٠»‏ شد 
شريظ مالي م تراؤيب نة لبايك إن شراط حلي ٠‏ تر ميات اة | 
تركيب ميازيب جديدة ٠‏ 
٠‏ - مدرسة الصناعة : 
١‏ - مخفر جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
١‏ - دار الحكومة في مادبا : 
- تركيب ورق زفت لسطوح براكه دار الحكومة ٠‏ 


۳ - مدرسة وادي السير : 


: مدرسة الازرق‎ - ٤ 
٠ تركيب شريط مناخلي للنوافذ والأبواب‎ - 


الابنية فوق العادة : 
- ات أن ااا ی ا کی اک 


ا حفر الآبار : 
- جرى حفر وتعزيل بئر محفورة قديما بطريق عمان - السلط بموقع الجبيهة 
كيلامتل ١١1-٠٠١‏ للعر فقيمياز لاماي نيه مل اللثر اكا ٠.‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


۸٦ 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ١975 /5/١‏ 


القسم الأول - الطرق : 
١‏ صيانة الطرق 
أبين فيما يلي الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع 


1- طريق عمان - المقر العالي مع فرع دار دولة المعتمد | ۸= 
لبريطاني وطريق القلعة . 


ااال کے کے ج کے کے 


SEES لمك لأملها [ل نان‎ PE 
kê Ê لق صان واد دير‎ -« 
کسر سق ار ا‎ 


وعلاوة على ذلك فقد جرى تحضير الصرار وبوشر بعمل الحفريات اللازمة مع تدبيش 
المنعملكات اكا اوا الور 4ه ي / من طرين عمان س القلط این هذه 
المنعطفات ومن ثم المباشرة بتزفيت القسم المذكور والأعمال جارية لانجاز ذلك ٠‏ 


ب -الطرق التي كانت تحت الصيانة المؤقتة : 


- طريق مادبا - حمامات ماعين ۳ كيلومتر طول 

- طريق الشونة - داميا - العرضة كيلومتر طول 

- طريق مادبا - صياغه ٠‏ كيلومتر طول 
المجموع ١‏ كيلومتر طول 


AY 


؟- الطرق فوق العادة : 

: طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين)‎ - ١ 
٠۹۳۹-۱۹۳۰ بعد انتهاء اعمال التعبيد والتزفيت المقرر عملها خلال السنة المالي‎ 
توقفت الأعمال بهذه الطريق وقد استؤنفت الأعمال اعتبارا من أول نيسان سنة‎ 
وقد تم من هذه الأعمال‎ ٠۹۳۷-۱۹۳۲ والمقرر عملها خلال السنة المالية‎ 5 
: ما يلي‎ 


- الكيلومتر 51-54 : تم تحسين وتوسيع الطريق بهذا القسم مع تعبيده وتزفيته 
وطوله ١١5١‏ متر ۰ 
- الكيلومتر ٠١-۳١‏ : بوشر بتحسين الطريق مع تحضير الجبش والصرار 
وانشاء العبارات والجدران الاستنادية في المحلات اللازمة وقد تم من اعمال 
هذا القسم ما يلي : 
= لكيلومتر ۲۲-۲۱ : تم تحسين وتعبيد 7٠١‏ متر وقد بوشر بتزفيت هذا 
الكيلومتر ٠‏ 
= الكيلومتر ۳۳-۳١‏ : تمت الاعمال الترابية بهذا الكيلومتر وقد تم تعبيد ما 
يقارب من ١٠٠٠م‏ 
= الكيلومتر ٠١-٠۳‏ : بوشر باجراء الأعمال الترابية مع تحضير الجبش 
والصرار اللازمين لتعبيد هذا القسم ٠‏ 
القسم الثاني - الابنية : 
أ - صيانة الابنية والأشغال الطفيفة : 
١‏ - المقر العالي : 
- ترميمات زجاجية » تصليح سكاكر » تركيب سكاكر جديدة تركيب جرارات 
ابواب وشناكل ٠‏ 
- تركيب حنفيات ؛ طر اشة ا ع فة قنة بيضاء و 4 غرف طراشة ملونة » 


دهان زنار غرفة الطعام » تصليح وتهوية ابواب ونوافذ وتركيب شباك جديد › 


A۸ 


تصليح الاسانسور ٠»‏ تغيير بواري داخون مع تنظيفه » تصليحات متنوعة 
ومختلفة للمراحيض والمغاسل ٠‏ 


بناية موتور كهرباء المقر العالي : 
- تركيب شريط مناخلي لثلاثة شبابيك ٠‏ 


قيادة الجيش العربي : 

- خلع صندوق حديدي واعادة تثبيته بالاسمنت ۰ تبليط مكاتب مساعدي قائد 
الجيش ٠‏ 

دائرة الاثار : 

- طراشة غرفة القلم والصالون مع عمل زنار ملون لأربع غرف » ترميمات 
زجاجيه نرگب خرارويايةة”. 

دائرة الشرطة القديمة : 

بمناسبة اخلاء المأجور القديم فقد اجريت الأعمال الآتية : 

- خلع بابين من خشب وزجاج وحاجزين وسدة من خشب ابيض ٠‏ 

- ترقيع القصارة بالمحلات اللازمة ٠‏ 

دائرة الشرطة الحالية : 

2 تثبيد” صندوق حديد بالا ا 

مدرسة الصناعة 3 

- دهان تسع نوافذ وباب ٠‏ تركيب باب جديد للحمام » ترميمات زجاجية › ترقيع 


أرضية باتون » ترقيع ورق زفت » تركيب جرارات ومفصلات ٠‏ 


وزارة المالية ا 


۱۸٩۹ 


- انشاء براكه زينكو مع تركيب مبولة داخلها » طراشة عمومية ودهان مدخل 


: مخفر درك عمان‎ - ٩ 
تركيب شريط مناخلي لست نوافذ » هدم القصارة‎ ٠ تصليح ابواب وسكاكر‎ - 
٠ القديمة وتجديدها بقصارة كلسية » طراشة عمومية » دهان عمومي‎ 


: السجن المركزي والمعسكر‎ - ٠ 
طراشة عمومية للسجن والمعسكر . تركيب حنفيات جديدة مع مواسير » تصليح‎ - 
» باب جرار مع تركيب حلق لباب آخر بمستودع الجبش » ترميمات زجاجية‎ 
5 تنظية مرحاض‎ 


: دائرة الجمارك والمكوس‎ - ١١ 
٠ تركيب واجهات نقاله لحفظ الأوراق‎ - 


: جمرك المحطة‎ - ١ 

- ترقيع ارضية باتون » عمل ممر لعربات البضائع من الرصيف للمستودع ٠‏ 
۳ - دائرة الحكومة بالسلط : 

- تركيب بابين للمراحيض ٠»‏ تركيب مصبعات حديدية لنافذة وبندة باب لغرفة 


المحاسب ٠‏ 
- نقل صندوق حديدي من قيادة المنطقة القديمة وتركيبه بالاسمنت بدار الحكومة٠‏ 


: سجن السلط‎ - ١: 


- طراشة عمومية » انشاء مرحاض من طوب شمينتو ( اسمنت) مقصور من 
ك 


- تركيب مصبعات حديدية لاثنتى عشرة نافذة » تركيب اربعة ابواب حديدية » 
تسكير باب وثلاث خزائن ٠‏ 
ه6١‏ - موؤسسة انقاذ الطفولة - عمان : 
- دهان البوابة » تركيب مغسلة » تركيب مواسير جديدة وربطها بالمواسير القديمة 
٠‏ تركيب عا ا ا 


: اسطبل رواحل درك السلط‎ - ١ 
عمل معالف » فتح نافذتين » هدم ثلاث قناطر » تركيب ثلاث جسورة حديدية‎ - 
حلقد ارط الو احلاك‎ ٠١ الخ نے يزاوي‎ 


۷ - مخفر الشونة : 
- طراشة عمومية » دهان باب الاسطبل ٠‏ 
7 - مخفر جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
48 - مخفر داميا : 
- طراشة عمومية ٠‏ 
٠‏ - دار الحكومة في مادبا : 
- تجديد القصارة ( تحت العمل ) » تصليح شبابيك اباجور وتصليحات اخرى 
15 
۱ - مخفر ماركا : 
- طراشة عمومية » دهان عمومي »› تصليح السكاكر والأبواب ٠‏ 
۲ - مخفر ذيبان : 
- طراشة ودهان عموميان ٠‏ 


1۹۱ 


القسم الثالث : 
حقول التجارب : 
- وصلت الأدوات اللازمة لانشاء ابنية لحقول التجارب وقد جرى تعزيل البئر 
الواقع بطريق عمان» التقلط ألذي حفر ييتابقا وأظمرته الأمطار ٠‏ 


القسم الرايع - المياه : 
١‏ -ماء عين الفحيص : 

- نقصت مياه عين الفحيص وجرى الكشف عليها لدراستها وابداء المطالعة ٠‏ 
۲ - عين الباشا : 


- عزم الأهلون على تحسين المنبع وكشف عليها لاعطاء التعليمات لارشادهم ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


1۹۲ 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ۹/۳۰/ ١975‏ 


القسم الأول - الطرق : 
١‏ صيانة الطرق 
أبين فيما يلي الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع 


) طريق عمان - السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين‎ -١ 

؟- طريق عمان - المقر العالي مع فرع دار دولة المعتمد | ۸ - 

البريطاني وطريق القلعة 
ER‏ كك ]و كر 


-٥‏ طريق عمان - وادي سير ىا و امس 
E‏ سس سه 


وعلاوة على ذلك فقد تم تحسين وتعبيد المنعطفات الكائنة بين الكيلومتر ٩-٥‏ من طريق 
عمان - السلط مع تزفيت هذا القسم ٠‏ 


ب - اما الطرة التي كانتا تحب الصيانة الموفتةآفهل : 

- طريق صويلح - الحمر - فحيص - ماحص ٠١‏ كيلومتر طول 

- طريق الشونة - داميا - العرضة كيلومتر طول 
المجموع ۳ كيلومتر طول 


ج- الطرق فوق العادة : 
١‏ - طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) : 


۹۲۳ 


لقد استمرت الاعمال بطريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين ) (الكيلومتر -١١‏ 
”) طيلة هذا الربع وقد تم من هذه الأعمال ما يلي : 


الكيلومتر ٠۲-۳١‏ : تم اتحسين, وتغبيد واتزفيت هذا القسم مع انشاء العبارات 
والجدرن الاستاد تل القن ٠‏ 

الکیلومتر 5511-7 تم تجن تعد وتر في رها القسم مع انشاء العبارات 
والجدر ا10 00 7 

الکيلڙامتر ٠٤٠۳۴‏ : تم تسين وتعبيد وتزفيت ها القسم م#انشاء العبارات 
E‏ ار ان تن 

الكيلمتر ي ٠٠7۴‏ : تم +تحمتين وتعبيد وتزفيت| هذا الفسم ومع ,انشاء العبارات 
ر اودر اناديا لاز مة 

الكيلومتر ۳٠-٠١‏ :تم %۹۸ من اعمال التسوية الترابية والتعبيد والتزفيت مع 
انشاء با ا واللكر إن اسنا الازمة : 

الكيلومتر ۳۷-۳١‏ : تم 9085 من اعمال التسوية الترابية والتعبيد والتزفيت مع 
اند باي الجدران الاستتادية اللازما ' 


القسم الثاني - الابنية : 
أ - صينة الابنية والأشغال الطفيفة : 
١‏ - المقر العالي : 


تبر ندا اک ا بيطا ا احة نود مان واتار لمطبخ 
الجهة الشرقية » وزنار المطبخ العمومي › تركيب شباكي اباجور » تهوية أبواب 
ونوافذ عدد 5١‏ ء تصليح أبواب ونوافذ عدد ۸ ». تركيب سكاكر ومفصلات 
واسبانيولات وشناكل » تصليح الاسانسور » ترميمات زجاجية » تركيب حنفيات 
ومواسير جديدة » تصليحات عديدة ومتنوعة للأجهزة الصحية والمراحيض › 


تصليح الشريط الشوكي لسياج المقر العالي. 


1۹٤ 


دار دولة المعتمد البريطاني : 

- دهان خطوط ملعب التنس » تنظيف جور ة تفتيش ومواسير قذرة ٠‏ 
وزارة المالية : 

-_- طراشة عمومية » دهان بهو الدرج 0 


مدرسة أناث عمان : 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


فر ازى ۴ 
9 تم بناء مرحاض من طوب شمينتو (اسمنت) مع عمل جورة امتصاصية 0 


السجن المركزي : 

- ترميمات زجاجية » تصليح مواسير الحمامات والمراحيض ٠»‏ تركيب شريط 
Eu‏ كرا ادوج مسد 11 SE N‏ 
قاطع وتجديد بناءه وقصارته وطراشة بمطعم المعسكر ٠‏ 


مدرسة تجهيز السلط : 

- هدم قصارة قديمة وتجديدها بقصارة كلسية لثلاث غرف مع عمل زنار شمينتو 
(اسمنت) وطراشة الغرف المذكورة ٠‏ 

ل اديس لل ب را ا نرافذ 
و6١‏ جسر حديد ٠‏ 

- تركيب ۲۰ م۲ بلاط عملي جديد ٠‏ 


دار الحكومة في مادبا : 
- هدم القصارة_الفديكك: اتر فيل اك سماوية في الطابق السفلي 
وتجديدها بقصارة كلسية ٠‏ 


- ترقيع قصارة للمحلات الاخرى اللازمة ٠‏ 

- تصليحات لبعض شبابيك الأباجور مع تركيب شباكي اباجور جديدين وتركيب 
مقصات ومفصلات ابواب » تركيب ماسورة حديدية مثبتة بالشمينتو (بالاسمنت) 
لرفع العلم » تركيب باب حديد لسجن مادبا ٠‏ 


: مخفر ذيبان‎ - ٩ 


- تركيب خرزة من شمينتو (اسمنت) لباب بئر المخفر ٠‏ 


؟ - الابنية فوق العادة : 
١‏ - ابنية حقل التجارب الزراعي : 
اع اك اك ١‏ لل ن 4 اعي بالساقصة ١‏ 


القسم الثالث - المياه والمجاري : 
١‏ - مجاري السلط : 
- عمل جورة امتصاصية مع المجاري اللازمة وربطها مع الجورة الامتصاصية 
ع 
۲ - حفر بئر باراضي غور الكبد : 
- بوشر بحفر بتر بأراضي غور الكبد بمقياس 4 ٤>‏ متر وقد تم منه حفر 
٠‏ د امتر 7788552 قد ليان الا : 


المعاون الفني للواء البلقاء 


١ 


التقرير الربع السنوي عن الاعمال التي تمت بلواء البلقاء خلال 
الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳٦/۱۲/۳۰‏ 


القسم الأول - الطرة 

١‏ - صيانة الطرق 
بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع 7١7‏ كيلومتر 
وهي : 


- =۸ | طريق عمان - المقر العالي مع الفرع الموصل لدار دولة‎ -١ 
کک‎ 


إل ال اإل الا لا 


لدان لمن E‏ س ع ا 
i 1 EEE‏ 
O a‏ 211-11 


ب - تزفيت الطرق : 
- تم تزفيت الكيلومتر الأول من طريق عمان - السلط وجها ثالتا ٠‏ 


ج - الأضرار التي لحقت بالطرق - تخريبات السيول : 
١‏ - طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
- في مساء ١/٠٣-۲۲‏ 4۳ مطل ليطا ##زيرة فخربت اقسامأ بسيطة من 
الجدران الاستنادية والبانكيت بين الكيلومتر ۳۷-۳١‏ وقد جلبت سيول الأمطار 
حجارة وأتربة أدت الى تسكير الطريق بين الكيلومتر ٤٠١-٤٤١‏ كما ان سيل 


1۹۷ 


وادي شعيب ( الذي بلغت ارتفاع مياهه عن العام الماضي مترا واحدا ) خرب 
الجدران الاستنادية بين الكيلومتر 51١-559‏ كما ان سيل وادي جريعا عطل 
حركة السير ايضا وبتاريخ ١175/1١/77‏ الساعة الثالثة بعد الظهر كانت 
الطريق صالحة لسير السيارات الصغيرة فقط وبتاريخ ۲۷ منه كانت الطريق 
صالحة لسير السيارات الكبيرة ايضا ولأجل وضع حد لحوادث تخريب السيول 
بالكيلومتيةة آ٤‏ افد تلت أنشاء عراوك لحت نكر اللقيارة الموجودة › كما 
انه بوشر بتوسيع الطريق وذلك بتكسير الصخور المحاذية للطريق عند 
الكيلومتر ٠ ٥٠-٤۹‏ 


۲ - الطرق فوق العادة : 
طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) 
الجثر ال الاشكامس عار الجوركر نز جيه ها 


القسم الثاني - صيانة الابنية : 
١‏ - المقر العالي : 
- تركيب حنفيات » تصليح ابواب ٠‏ تهوية ابواب ونوافذ » دهان درفة خشبية 
جديدة وأخرى قديمة » ميمات زجاجية » تصليح السطوح بالقلفونة » تصليح 
مجاري المياه » ترقيع قصارة بمحلات مختلفة » تصليح مراحيض ٠‏ 


بايا وتوا كوبال القر العا : 
۲ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
م 1 قصارة < ية N‏ 3 أت 5 كافة ETE‏ النوافذ 1 تيب 


عموم البلاط المخلوع 2 تصليح موقدتين بالبيت » تصليح قصارة الاسطبل 
وغرفة السايس ٠‏ عمل قار 7# اسمنت ) لمخيط كن الدجاج والأسطيل 


1۹۸ 


مع تصليح كحلة من شمينتو (اسمنت) لجدران كن الدجاج والكراج وجدران 
البستان مع عمل درج لكن الدجاج وتصليح درفة اخرى ٠»‏ تصليح السطح بمدة 
بالاسفلت ٠‏ 

عمل ارضية شمينتيقة! ا ت اها و رلك راج + هدم القصارة الثرابية 
وتجديدها بقصارة من كلس ورمل للجدران الداخلية » طراشة اربع غرف 
والكراج والاسطبل وكن الدجاج ٠‏ 

دهان البوابة العمومية وستة ابواب ومنجور غرفة السايس وزنار الدرج ودهان 
ا و جات ف ايخ رشباك 
ورفوف بمستودع غرفة الضيوف ٠‏ 

شد الشريط الحاجز بين ملعب التنس والبيت » تصليح شريط التنس » تركيب 
شريط جديد لباب حظيرة الدجاج وقاطع بالاسطبل » تركيب سكرة جديدة لغرفة 
الالء د عل تکل الا بای 


قيادة الجيش العربي : 


- تركيب سيفون مرحاض مع مواسير ٠‏ 


المجلس التشريعي : 


- تصليح اباجور مع تركيب شناكل » دهان الأعمال الخشبية من الخارج » تكبير 


القوس ٠‏ تصليح السطح بالقلفونة » تصليح سكرة باب ٠‏ 


مدرسة الشناعة ا عمان : 


- دهان براكيه-الحمام من الداخل والخارج » تركيب ,جرارات » تركيب ثلاث 


رؤوس دوش مرش ۰ تركيب حنفيتين سدادتين » ترميمات زجاجية ٠‏ 


دائرة الاثار : 
- تركيب ثلاثة شناكل درف » ترقيع قصارة › 3 ۱ بالقلفونة ٠‏ 
س رفي برقع در : 


۱۹ 


۷ - مخفر درك عمان : 
- تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ تثبيت صنوق حديدي بالاسمنت بمكتب مأمور 
التسجيل ٠‏ 


۸ - دار الحكومة بالسلط : 
ج تصليح خمسة شبابيك » تصليح سكرة » تركيب شناكل » تصليح السطح بالقلفونة 
4 - مدرسة تجهيز السلط : 


-اتضليح تسعة شبابيك ابالجور » تركيب شناكل جديدة »[تصليح السظح بالقلفونة › 
تصليلح ملعب /التتشس ٠‏ 


: اسطبل درك عمان‎ - ٠ 
٠ فتح باب بالجدار » تصليح السطح بمدة من طين وتبن‎ - 


: سجن السلط‎ - ١ 

- تثبيت حديد الدرج » قصارة كامل السقف بالشمينتو ( بالاسمنت ) » تصليح 

السطح بالقلفونة » تصليح سكره » تهوية باب » ترميمات زجاجية ٠‏ 
؟ - الابنية فوق العادة : 
أ - ابنية حقول التجارب الزراعية - الجبيهة( مكان الجامعة الاردنية اليوم) : 

- بوشر بانشاء ابنية لحقول التجارب الزراعية لطريق عمان - السلط والابنية 
تتألف من بيت سكن للموظف ومستودع ومكتب واسطبل ومستودع للعلف › 
ومستودع للأدوات الزراعية وبيت تفقيس و١٠‏ بيتا للدجاج وقد طرحت هذه 
الأعمال بالمناقصة وقد باشر المتعهد بأعماله تم منها ما يقارب من ٠ 90٠١‏ 


ب - تم حفر بئر ارتوازي بعمق عشرة امتار وبنى له جدران من باتون مسلح والمياه 
الموجودة بداخله بارتفاع ٠۲ر‏ ۲ متر قبل المطر ٠‏ 


ج - تشكل مياه الأمطار سيلا يخترق أراضي حقول التجارب الزراعية وقد تقرر تحويل 
مجرى السيل لجهة اخرى ولهذه الغاية حفر خندق عمقه متر وعرضه متران وقد 
کین :هذا ال ا 
وقد رؤي انه من المناسب انشاء مجرى اخر لتحويل مياه السيول التي تشكل 
باراضي الحقول الل اع لج إاخرى ول آل ا امل قيد الدرس ٠‏ 


القسم الثالث : الاشغال الطفيفة : 


r AT 
تقرر تركيب قاطعين لغرفتي الحدادة والخيزران لانشاء غرفتين للتدريس وقد‎ - 
. E | a 


القسم الرابع : المياه والمجارم 
١‏ - مجاري السلط : 
- تم عمل جورة امتصاصية مع المجاري اللازمة وربطها مع الجورة 
الامتصاا اة . 
۲ - حفر بئر بأرض غور الكبد : 
- تم حفر بئن بأرض غور الكبد بأبعاد “ر٤× ٠‏ ٠ر٤‏ × وعمق ٠١‏ ,مثراً وقد 
طهر المياه بعتو ١ ١‏ ما واتعاء التو ونب ١ور‏ وهات شر بوا 
نووا ا ريلك مال يفار لم وجرا ل ا صالحة 
شیک ا ا ع دة وای امتا ١011‏ | ق اتم ت یاب البثر بسقف 


٠ باتون‎ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


الثالث : الاشغال الطفيفة : 


وزارة المالية . 
- انشاء براكيه وتركيب مواق ؛ 


دائرة الجمارك وا ا 

- تركيب سبع واجهات نقاله لحفظ الأوراق ٠‏ 

مدرسة الصناعة : 

- تقديم اخشاب ولوازم لتركيب حاجزين لحرفة الحدادة والخيزران لاحداث 
غرفتين للتدريس ٠‏ 

مخفر درك عمان : 

- تركب ]شيط ناخلے ل اننا ` 

- دهان البوابة » تركيب مغسلة » تركيب مواسير جديدة وربطها بالمواسير القديمة 
» تركيب حنفية ٠‏ 

- تركيب مصبعات حديدية ٠‏ 

در الحكويكة با ا 


سجن السلط : 


- انشاء مرحاضين » تسكير باب » تركيب ابواب ونوافذ حديد ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


التقرير السنوي عن الأعمال التي تمت بلواء البلقاء 


خلال سنة ١55‏ 
القسم الأول - الطرة 
-١‏ ميك تبن 
وهي : 


؟"- طريق عمان - المقر العالي مع فرع دار دولة المعتمد | ۸ = = 
ارس اسع اس | 


دلول ابل | كه | lk HENIK‏ 


HE 3‏ لمن لملا - ذيبان EFT‏ 
5- طريق عمان - وادي السير IME‏ 
تسوس سف ا ا »د 


ومجموع الطرق التق كانك تحنا_الطيّادةالمؤقتة (111)|كيلاتترا : 


- طريق مادبا - حمامات ماعين ۲ كيلومتر طول 
- طريق الشونة - داميا - العرضة كيلومتر طول 
- طريق مادبا - صياغة ٠‏ كيلومتر طول 
- طريق صويلح - الحمر - فحيص - ماحص ١1١‏ كيلومتر طول 

المجموع 75 كيلومتر طول 


أبين أدناه نوع وكميات الاعمال التي جرت في هذه الطرق 


0 1 شاد 
ب - تخريبات السيول : 
9ح طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
- جرى انشاء جدران استنادية بمونه من شمينتو (اسمنت) ورمل وجدران استنادية 
من احجار ناشفة بين الكيلومتر ١۱-۹‏ وانشاء عبارة بابعاد XxX Ty‏ ل 


وتعلية بعض اقسام من هذه الطريق وتوسيع اقسام اخرى وانشاء سدود بناء 
جدران استنادية من احجار ناشفة لحفظ الطريق من الصرار والرمل والحجارة 
التي تجلبها السيول مع تعزيل الطريق من الحجارة والتراب التي جلبتها السيول 
وتصليح الطريق عند وادي جريعا بعد ان جرفتها السيول ايضا وقد تمت هذه 
الاعمال في الربع الأول ٠‏ 


= .وفي مساء ۹۳١۹/0/۴١ ۷١‏ هطلت إمطار غزيرة فخربت اشاما يبسيطة من 
الجدران الاستنادية والبانكيت بين الكيلومتر ۳۷-۳١‏ وقد جلبت سيول الأمطار 
حجارة وأتربة أدت الى تسكير الطريق بين الكيلومتر ٤٠-٤٠١‏ كما ان سيل 
وادي شعيب ( الذي بلغ ارتفاع مياهه عن العام الماضي مترا واحدا ) خرب 
الجدران الاستنادية بين الكيلومتر 51١-55‏ كما ان سيل وادي جريعا عطل 
حركة السير ايضا وبتاريخ ۱۹١١/١١/١١‏ الساعة الثالثة بعد الظهر كانت 
الطريق صالحة لسير السيارات الصغيرة فقط وبتاريخ ۲۷ منه كانت الطريق 
صالحة لسير السيارات الكبيرة ايضا ولأجل وضع حد لحوادث تخريب السيول 
بالكيلومتر ٤١‏ قد طلبت انشاء عبارة كبيرة بحيث تكبر العبارة الموجودة › 
وبالكيلومتر 50-55 بوشر بقطع الصخر المحاذي للطريق لتوسيعها ٠‏ 


ج - تزفيت الطرق : 


١ 


0 


کے 
٠‏ 


- تم تزفيت الكيلومتر الأول من طريق عمان - السلط وجها ثالثا ٠‏ 
- تم تزفيت الكيلومتر 5-5 من طريق عمان - السلط ٠‏ 


الطرق فوق العادة : 

طريق السلظ - جسر اللنبي ( الملك حسين ) 

- الكيلومتر 507-5١‏ تم تحسين وتعبيد وتزفيت وبناء الجدران الاستنادية اللازمة 
لهذا القسم 

- الكيلومتر 55-57 تم تحسين وتعبيد وتزفيت هذا الكيلومتر ٠‏ 

عبارات : 

- تم انشاء ٠١‏ عبارة بأقيسة ٠١‏ متر × ٠١‏ متر و ٠٠رامتر ‏ 8٠ر١‏ متر 
بقسم الطريق الواقع بين الكيلومتر ۳۷-١١‏ و )٠١(‏ عبارات صغيرة لسقي 
البساتين ٠‏ 


وبعد ان صرفت التخصيصات المقررة لهذه الطريق خلال السنة المالية 
الحاضرة توقفت الأعمال على ان تستأنف في أول السنة المالية المقبلة ٠‏ 


القسم الثاني - الابنية : 


| 
ا 


صيانة الابنية والاشغال الطفيفة : 

المقر العالي : 

- ترميمات زجاجية عديدة » تصليح سكاكر وتركيب سكاكر جديدة ٠‏ 

- تركيب جرارات ابواب وشناكل › تركب حنفيات ماء ٠‏ 

- تصليحات عديدة للأبواب والشبابيك » تركب شباك جديد ٠‏ 

- دهان شبابيك وأبواب » وحاجز خشبي » ودهان زنار غرفة الطعام » دهان زنار 
مطبخين » طراشة ۲۷ غرفة طراشة بيضاء و ١١‏ غرفة بطراشة ملونة ٠‏ 

- تصليح مواسير المطبخ » تغيير بواري داخون مع تنظيفه » تصليح الاسانسور ٠‏ 

- تصليح السطوح بالقلفونة » تصليح الشريط الشوكي لسياج المقر العالي ٠‏ 

- إتصليحاا عديدة!ومتنوعة للأجهزة الصحية ومر ا الماء ٠‏ 


بناية موتور كهرباء المقر العالي : 
- تركيب شريط مناخلي لثلاث شبابيك » عمل زنار اسمنت للأسطحة ٠‏ 


- تصليح السطح بالقلفونة » تركيب ميازيب جديدة ٠‏ 


دار دولة المعتمد البريطاني : 

- دهان خطوط ملعب التنس » تنظيف جورة تفتيشية ومواسير قذرة ٠‏ 

- ت تت ا 2 1 النرافذ . 

- تثبيت عموم البلاط المخلوع » تصليح موقدتين بالبيت » تصليح قصارة الاسطبل 
وغرفة السايس ٠‏ 


ب عمل قصارة شمينتو ( اسمنت ) لمحيط كن الدجاج والاسطبل مع تصليح كحلة 
من شمينتو (اسمنت) لجدران كن الدجاج والكراج وجدران البستان مع عمل 
درجة لكن الدجاج وتصليح درجة أخرى ٠‏ 

- تصليح السطح بم ديكا كلك ار ت #فينتو (اسمنت) لكن الدجاج وامام 
اکر ان 

- هدم E CETTE N‏ فار للجدران الداخلية > 
لرگ اک 1 رار د كن ان ٠‏ ا وبر اة العمومية 
وستة ابواب ومنجور غرفة السايس وزنار الدرج ودهان ثلاثة جدران الغرف 
وال قرافو ان الكاتلم نراقن الغا المع وشبالكةة و توق للإستودع 
IE CN ENR E BEF‏ 
التنس » تركيب شريط جديد لباب حظيرة الدجاج وقاطع بالاسطبل » تركيب 
سكا لدياة لور فة إاللاسر ت تك موم ساكل السثتر بالل ١‏ 


رئاسة الوزراء : 

- فتح باب وتسكير درج الطابق السفلي مع تثبيت باب » عمل حاجز من خشب 
وزجاج » طراشة غرفتين ٠‏ 

قيادة الجيش العربي : 


> تبليط مكاتب مساعدي قائد الجيش ٠‏ تركيب مواسير وسيفون لمرحاض ٠‏ 


دائرة الاثار : 

- طراشة غرفة القلم والصالون مع عمل زنار ملون لأربع غرف » ترميمات 
زجاجية » تركيب جرار باب ٠‏ 

دائرة الشرطة القديمة : 

بمناسبة اخلاء المأجور القديم فقد اجريت الأعمال الآتية : 


- خلع بابين من خشب وزجاج وحاجزين وسدة من خشب ابيض ٠‏ 
- ترقيع القصارة بمحلات مختلفة ٠‏ 
۸ - دائرة الشرطة الحالية : 
- تثبيت صندوق حديدي بالاسمنت ٠‏ 
4 - دائرة الاشغال العامة : 
چ خلع واعادة تركيب صندوق حديدي بمكتب الصراف ٠‏ 


: دائرة الجمارك والمكوس‎ - ١ 

- خلع صندوق حديدي من الدائرة القديمة وتثبيته بالاسمنت بالدائرة الجديدة ٠‏ 
١‏ - وزارة المالية : 

- طراشة عمومية » دهان بهو الدرج ۰ 
٢‏ - مدرسة أناث عمان : 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


۳ - كراج دائرة النافعة : 
- تركيب ثلاث حواجز من شريط شوكي حوالي الكراج » تصليح باب المدخل › 
تصليح السطح ٠‏ تركيب درفة زجاجية جديدة » تصليح خمسة شبابيك › 


ترميمات زجاجية ٠‏ 


14 - المجلس التشريعي : 
- تصليح شباكي أباجور » تركيب سبع شناكل كبيرة للأباجور » تصليح سكرة باب 
> دهان الأعمال الخشبية من الخارج › تكبير القوس ٠‏ 


6 - مدرسة الصناعة : 
- انشاء براكيه جديدة للموتور » دهان تسع نوافذ وباب » تركيب باب جديد للحمام 
> ترميمات زجاجية ٠‏ ترقيع ارضية باتون » تركيب جرارات ومفصلات › 


5 - مخفر درك عمان : 


چ فتح نافذة جديدة 0 تصليح سكاكر 6 تصليح ابواب > هدم القصارة القديمة 


۷ -,التتجن,المزكزي و المعسكر : 

- تهوية أبواب وشبابيك » تركيب شناكل ومفصلات وجرارات ابواب » شد شريط 
مناخلي . تركيب ثلاثة شبابيك من شريط مناخلي » ترميمات زجاجية » تركيب 
ميازيب جديدة » طراشة عمومية للسجن والمعسكر » تركيب حنفيات جديدة مع 
مواسير » تصليح باب جرار مع تركيب حلق لباب اخر لمستودع الجيش › 
ترميمات زجاجية » تنظيف مراحيض مع تصليح المواسير » تصليح مواسير 
الحم اياك ر ك شر بم يذل اققات نر زط الجن النساء ١‏ انشاء حور 
امتصاصية بساحة السجن » هدم قاطع وتجديد بناءه وقصارته وطراشة بمطعم 
المعسكر » تصليح عموم السطوح بالقلفونة » ترميمات زجاجية ٠‏ 


- مخفر ماركا : 
- تم بناء مرحاض من طوب شمينتو (اسمنت) مع عمل جورة امتصاصية › 
طراشة عمومية » دهان عمومي »› تصليح السكاكر والأبواب ٠‏ 


۹ - جمرك المحطة : 
- ترقيع أرضية باتون » عمل ممر لعربات البضائع من الرصيف للمستودع ٠‏ 


: دار الحكومة بالسلط‎ - ٠ 
تركيب مصبعات حديدية لنافذة وبندة باب بغرفة‎ ٠» تركيب بابين للمراحيض‎ - 
ا‎ 
نقل صندوق حديدي من قيادة المنطقة القديمة وتركيبه بالشمينتو (بالاسمنت)‎ - 
كار الحكرية:‎ 
٠ تصليح السطح بالقلفونة » تصليح خمسة شبابيك » تصليح معرش دار الحكومة‎ - 
تثبيت صندوق حديد مأمور التسجيل بالاسمنت » تركيب قوس محاكمة لمحكمة‎ - 


صلح السلط ٠‏ 


: سجن السلط‎ - ١ 


- طراشة عمومية » تركيب اربعة ابواب حديدية وثلاث خزائن › تثبيت حديد 


الدرج > قصارة كامل السقف بالشمينتو (بالاسمنت) > تصليح السطح بالقلفونة 2 


تركيب سكرة وتهوية باب » ترميمات زجاجية ٠‏ 


5 |اسطبل زو أل دك السلط : 
- عمل الاي فن افذتين فيا واكان . قناط و الور کیب ثلاث ] أجلو 127 
- تركيب ٠١‏ حلقة لربط الرواحل (الخيل) ٠‏ فتح باب بالجدار » مد السطح بطينة 
من تراب وتبن ٠‏ 
۴۳ - مدرسة تجهيز السلط : 
- هدم قصارة قديمة وتجديدها بقصارة كلسية لثلاث غرف مع عمل زنار شمينتو 
(اسعنث) و تت | اراب وثمانية شبابيك 
زجاجية وشباك اباجور وحديد ثمانية نوافذ ٠‏ 
- تركيب ۲١‏ م۲ بلاط عملي جديد » تصليح تسعة شبابيك اباجور » تركيب شناكل 


جديدة » تصليح السطح بالقلفونة » تصليح اعمدة ملعب التنس 0 


1۰ 


4 - مخفر الشونة : 
- طراشة عمومية » دهان باب الاسطبل ٠‏ تثبيت صندوق حديدي ٠»‏ تصليح باب 


: ) مخفر جسر اللنبي ( الملك حسين‎ - ١ 


5" - مخفر داميا : 


- طراشة عمومية ٠‏ 


۷ - دار الحكومة في مادبا : 
- تركيب ورق تثبيت لسطوح براكه دار الحكومة » هدم قصارة قديمة وتجديدها 
بقصارة كلسية لغرف ومدخل وساحة سماوية في الطابق السفلي » ترقيع قصارة 
للمخلاك الاخرى_اللازمت 
- تصليحات لبعض شبابيك الأباجور مع تركيب شباكي اباجور جديدين » تركيب 
مقصات ومفصلات » تركيب ماسورة جديدة مثبتة بالشمينتو (بالاسمنت) لرفع 
العلم » تركيب باب حديد لسجن مادبا ٠‏ 


۲۸ - مخفر ذيبان : 
- طراشة ودهان عموميان » تركيب فرزة من شمينتو (اسمنت) لباب بئر ماء ٠‏ 


: مدرسة وادي السير‎ - 8 
HI CO AE Daa - 


و “#اا ل مدرسة الازرق : 
- تركيب شريط مناخلي للنوافذ والأبواب ٠‏ 
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: مخفر الجيزة‎ - ١ 
مد السطح بطينة ترابية » ترقيع قصارة كلسية وقصارة شمينتو » طراشة‎ - 
غرفتين » ترميمات زجاية » تصليح سكرة ومفصلات ابواب » تصليح قسم من‎ 


السطح بالقلفونة ٠‏ 


؟ - الابنية فوق العادة : 
١‏ - دار الحكومة بالسلط : 


- تم انشاء الظابق-العلوي بدار الكوظة بالسلط ٠.‏ 


"- ابنية حقول التجارب الزراعية - الجبيهة : 
- بوشر بانشاء ابنية لحقول التجارب الزراعية لطريق عمان - السلط والابنية 
تتألف من بيت سكن للموظف ومستودع ومكتب واسطبل ومستودع للعلف › 
ومستودع للأدوات الزراعية وبيت تفقيس و١١‏ بيتا للدجاج وقد طرحت هذه 
الأعمال بالمناقصة وقد باشر المتعهد بأعماله تم منها ما يقارب من ٠ 90٠١‏ 


ب - تم حفر بئر ارتوازي بعمق عشرة امتار وبنى له جدران من باتون مسلح والمياه 
الموجودة بداخله بارتفاع٠‏ ۲ر ۲ متر قبل المطر 0 


ج - تشكل مياه الأمطار سيلا يخترق أراضي حقول التجارب الزراعية وقد تقرر تحويل 
مجرى السيل لجهة اخرى ولهذه الغاية حفر خندق عمقه مترا وعرضه مترين وقد 
دا ل 1 PH‏ 
وقد رؤي انه من المناسب انشاء مجرى اخر لتحويل مياه السيول التي تشكل 
باراضي الحا اا ا2ا ا 2 اي ل ها الل قي الدرس . 


القسم الثالث : المياه المجار مو 
٩‏ - مجارى السلط : 


۳ 


1۲ 


ساقي اشام ور التسياضية مع یری الا ورا مم الور 
الامتضياضنية اف 
؟ - حفر بئر بأرض غور الكبد - الاملاك السنيه : 
- تم حفر بئر بأرض غور الكبد بأبعاد ۰٠ر٤‏ × ٠٠ر٤‏ × وعمق ١5‏ مترا وقد 
ظهرت الا رداق ين ا نے قزل ليئر ماء شرب وصالح 
لسحب المياه الموجودة والتي ارتفاعها ۰ر وقد تم سقف باب البئر بسقف 
باتونب 
۳ - ماء عين الفحيص : 
- تایا گن الچ یر ۹ال عم لبقتا ہگ ا اة . 
٤‏ - عين الباشا : 
- إعزام ١!اهلون‏ على تحسين المنبع وكشف حليهلا عطام الدل ماهيرو ا امش > 


الكشوفة التقديرية : 
تم تنظيم )4١(‏ کشفا تقديريا ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 
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التقرير الربع السنوي عن الاعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ١971/9/١‏ 


-١‏ القسم الاول - الطرة 
| صيانة الطرق : 


بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ٠٠١‏ 


كيلومترا وهي : 


) طريق عمان - السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين‎ -١ 
؟- طريق عمان - الزرقاء‎ 

۳- طريق عمان - المقر العالي - فرع دار دولة المعتمد 
“٤‏ طريق صويلح - جرش 

د - طريق عمان - مادبا - ذيبان 

5] طليو] عا ود السير 

۷ طريق عمان - ناعور 

۸ طزيق ماد اكسمم اعيا 

م 


۴ کي 
؟ کال ماو 
٤‏ کیاو متو وان 
کک لوتر ول 
ET‏ دده 
EES‏ 
TES 1°‏ 
۳ كيلول ر طول 
OEE‏ رذ 


هذا وقد توقفت اعمال الصيانة بطرق عمان - وادي السير وعمان - ناعور بأوائل شهر 


اذار سنة 4599 ٠‏ 


ب - تخريبات السيول : 
طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ): 


- بتأثير الأمطار الغزيرة جرفت قسما من الجبال بين الكيلومتر "١-٠‏ و80 
4 و ۳۷-۳١‏ و 5١-58‏ وكومت الانقاض بالطريق وقد تم تعزيل الطريق 
بالاماكن المذكورة ونظفت الخنادق بين الكيلومتر "7-٠٠‏ وتم تعزيل الخنادق 


من كيلومتر ۲۷ - جسر اللنبي ( الملك حسين ) مع توسيع وتعميق بعض 
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الاقسام وقد هدمثت الجدران الاستنادية بين الكيلومتر TV—.‏ و 8-.ه و 


۰ وقد تم تجديد بناء هذه الجدران‎ ۷-E“ 


عبارات 3 
- لقد خربت الامطارا قسما من#العبازات بین الكيلومئق ۲۰-۳۶ و 50-494 وقد تم 
- تم انشاء عبارة كبيرة بالكيلومتر 57 فتحتها قياس 5 متر وتمت الاعمال الترابية 
على طرفي العبارة مع بناء الجدران الاستنادية اللازمة ٠‏ 
- جسر وادي جريعة : طلبت الأدوات اللازمة لبناء جسر وادي جريعة كالاسمنت 
والحديد من وكلاء التاج وسيباشر بناؤه ٠‏ 
ج - تحضير الصرا 
- تقرر تزفيت ثلاثة كيلومترات من طريق عمان - السلط وقد تم تحضير الجبش 
اللازم لتحسين ميل المنعطفات والصرار اللازم للتزفيت بالكيلومتر ١١-5‏ و 
EN‏ © 


القسم الثاني - الابنية : 
أ - صينة الابنية : 
١‏ - المقر العالي : 
- ترميمات زجاجية » تركيب اسبانيولات ورفاصات وغالات جديدة ٠‏ 
- تركيب اسبست ٠»‏ تركيب حنفيات » تهوية شبابيك وابواب ٠‏ تركيب شباك 
اباجور جديد » تصليح ابواب وشبابيك » دهان نافذة مقسم الهاتف ٠.‏ تصليح 
ودهان بعض النوافذ » تنظيف مواسير المياه وتصليح حمامات › تركيب مجلا 
مع كرسي » ترقيع كحلة » تصليح ثلاثة ابواب زينكو لمراحيض الحرس › 
طراشة غرفة بالمقر » طراشة غرف بناية موتور الكهرباء ٠‏ 
( انظر مباني فوق العادة ) 


ا 


؟ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
كحلة جدران ٠‏ 
۳ - رئاسة الوزراء الجليلة : 
- تركيب ٠0‏ قرميدة للسطح ٠‏ 
4 - قيادة الجيش العربي - قسم الجوازات : 
- عمل قلفونة جديدة للسطح » تركيب ثلاثة شبابيك جديدة » تهوية باب وتصليحه » 
تصليح باب آخر مع تكحيل قوسه بالاسمنت » عمل قصارة اسمنت ثلاثة وجوه 
لأ كران الذائرة ٠‏ 
ه + قيادة الشرطة - عمان : 
- عمل مجرى لمياه الامطار ٠‏ 
5 - مديرية البرق والبريد العامة : 
- تصليح مواسيير المياه ٠‏ 


۷ ! ایی 
- ترميمات زجاجية » طراشة ودهان عموميان ٠‏ 


۸ - السجن المركزي والمعسكر : 
- ترميمات زجاجية ٠‏ 


: دار الحكومة في السلط‎ - ٩ 
ارهد 2 ار‎ ٠ ١ ج عمل عتبات‎ 


: مخفر الأزرق‎ - ٠ 


1١ 


- ترميمات زجاجية » تركيب شريط مناخلي لنافذة » تركيب زينكو لباب » تركيب 
مفصلات › تصليح البوابة وثلاثة سلالم ٠‏ 

- عمل قاعدة من باتون لمكتبة اللاسلكي » ترقيع قصارة شمينتو » ترقيع كحلة 
شمينتو » طراشة ثلاث غرف ومطبخ » تركيب شناكل حديد مع تثبيتهم 
بالشمينتو لتعليق الناموسيات » تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 


: مدرسة الازرق‎ - ١ 
تطيين جدرن المدرسة بطينة من تراب وتبن من الداخل والخارج » طراشة‎ - 
اة ناخس‎ 


E 


۲ - الابنية فوق العادة : 
١‏ - ابنية حقول التجارب الزراعية : 
- بوشر في الربع الاخير من السنة الماضية بناء أبنية حقول التجارب الزراعية 
المؤلفة من بيت للمراقب ومستودع ومكتب واسطبل للعلف ومستودع للأدوات 
الزراعية وبيت تفقيس و١١‏ بيتاً للدجاج وقد تم من هذه الاعمال %٥١‏ تقرييا 
وقد تأخر سير الأعمال بسبب الامطار والثلوج في هذا الربع » وقد بوشر 
بتطويق أرض حقول التجارب بشريط شوكي تم منه %۹٩‏ تقريبا ٠‏ 


ب - المقر العالي : 
- تم بناء جدران استنادية من حجر صوري بطول ٠١‏ متر تقريبا امام المقر 
العالية : 


القسم الثالث : الاشغال الطفيفة : 


0 -دائرة النافعة : تم تركيب قاطع من خشب سويد لمكتب صراف النافعة‎ ١ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


1۷ 


التقرير الربع السنوي عن الاعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۷/٦/۳۰‏ 


: القسم الاول - الطرق‎ - ١ 


أ صيانة الطرق : 
بلغ مجمو 50 55111 OT EE‏ اج هذا الربع "1١‏ 
كيلومترا وهي : 
ل ا لكان ابي اک ج ال أكون 
ا عا الزرلقاء |7 کا 
- طريق عمان - المقر العالي - فرع دار دولة المعتمد ٤‏ كيلومتر طول 
٤‏ طريقاً صويل + جرش ٦ک‏ متو 
6 طا ع بان - ا ES KT‏ 
1 طريق] عمان|ل واد السير ک1 
۷ طريق عمان - ناعور ٥‏ كيلومتر طول 
| ا اقم €[ r۲‏ ا طا 
المجموع ۱ كيلومتر طول 


اما الطرق التي صلحت مرة واحدة في هذا الربع فهي : 


١-طريق‏ ال 0 ٤‏ كيلومتر 
؟- طريق اليادودة - الجيزة ٨‏ كيلومتر 
TET‏ ۴ كيلوماز 
٤‏ طريق الحمر - الفحيص - ماحكلا 4 ار 
المجموع 17 كيلومتر 


1۸ 


ب - تزفيت الطرق : 
- تم تزفيت طريق عمان - المحطة وجها جديدا 
- بوشر بتزفيت الكيلوطتّر 1ه وجها.ثالثا بظريق:عمان - السلط ٠‏ 
- بوشر بتزفيت الكيلومتر ١١-9‏ تزفيتا جديدا مع تحسين ميل المنعطفات ٠‏ 


الطرق فوق العادة : 
gE‏ ان 


- بوشر بتزفيت الكيلومتر ١١-5‏ من طريق عمان - السلط مع تحسين ميل 
المنعطفات ٠‏ 


؟ - طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ): 
- بوشر بتحسين وتعبيد وتزفيت قسم الطريق الواقع ما بين الكيلومتر 5١-517‏ وقد 
تم منه ما يلي : 
= الكيلومتر ۳۸-۳۷ 9165 
= الكيلومتر ۳۹-۳۸ %۸۰ 
= الكيلومتر ٤۰-۳۹‏ ©9076 
= الكيلومتر ٤١-٤٤‏ %۷۰ 
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أ - جسر وادي جريعا : 


- لقد بوشر بانشاء جسر من باتون مسلح بموقع وادي جريعا بدلا من الجسر 
السابق الذي سر انار "1 اوو امال انشاءه 96٠٠١‏ والعمل 
فشر كاله : 


القسم الثاني - الابنية : 


۲1۹ 


المقر العالي : 

- ترميمات زجاجية » تركيب غالات وجرارات ابواب » قشط طراشة قديمة لسبع 
غرف ومطبخ » طراشة بيضاء لخمسة عشر (لخمس عشرة ) غرفة » طراشة 
ملونة لاربعة عشر (لاربع عشرة ) غرفة » طراشة مطبخي الجهة الشرقية 
والغربية بطراشة ملونة » دهان وجه واحد لزنانير سبع غرف ٠‏ دهان نوافذ 
وابواب وجدران مطبخين » تركيب شريط مناخلي لاربع نوافذ بصالون سمو 
الامير المعظم » تركيب شريط مناخلي لاثنى عشر نافذة بقصر سمو الامير 
طلال » تركيب شباكي اباجور بقصر سمو الامير طلال » تصليح الاسانسور › 
نص هان فة ومتنوغة للاجهز ة الصتفيةة تنظيفا خزان,االماء؟ الكئيرا» دهان 
رھ ریا ارادا غد مانا ارج ؛ تطليح مزا در الاك اللاء 
المركبة على سطوح المقر العالي ٠‏ 

دائرة الاثار : 

- طراشة غرفة المفتش والقلم وتركيب حديد مبسط لتمكين باب الصالون ٠‏ 

مدرسة الاثار : 

- عمل عتبة باتون » تركيب جرار باب » تركيب سكرة ٠‏ 

- تركيب شناكل » ترميمات زجاجية » تركيب حنفية » ترقيع ورق اسفلت ٠‏ 

مخذر در عاد 

- طراشة عمومية » تركيب باب من شريط مناخلي لغرفة القائد » تركيب زينكو 
مبسط للاسطبل » تركيب حنفية سدادة 

مستودع جمرك المحطة - عمان : 


- ترقيع ارضية باتون ٠‏ 


۲۰ 


: قيادة الجيش العربي‎ - ٦ 
٠ طراشة غرفة اللاسلكي‎ - 


۷ - ديوان رئاسة الوزراء الجليلة : 
- تصليح مبولة ٠‏ 


6 - دار الحكومة بالسلط : بوشر بالأعمال الآتية : 
- تثبيت صندوق حديد بالشمنتو (بالاسمنت) بغرفة محاسب السلط » ترقيع باتون 
درج » ترقيع قصارة شمينتو (اسمنت) » طراشة قلم القيادة وقلم المحكمة ومكتب 
الشرطة » ترميمات زجاجية » تصليح باب مرحاض ٠‏ 
- تم من هذه الأعمال %۹۰ ٠‏ 


4 - مدرسة تجهيز السلط : 
- يعدا ان | طر كفم الد زايتجا ال ابول نة ,اسا مز 
بالمباشرة بالأعمال طلب مدير المدرسة تأجيل العطلة الصيفية التي تبتدئ من 
v/v |‏ . 


: سجن السلط‎ - ٠ 
خط طون اة رت ذا لبك اله الشف دهان عمرمي_للاعمار ا‎ 
٠ وجسورة السقف‎ 
حفر جورة مرحاض حر؛ × -ر؛ × -ر٤ م وسيباشر بسقفها بالباتون » تكحيل‎ - 
١٠ %۸۰ واجهتين بكحلة اسمنت تم منها‎ 


: مخفر الشونة‎ - ١ 
» طراشة عمومية » تثبيت حلق باب › تزييت عموم أدوات الأبواب والشبابيك‎ - 
٠ ترميمات زجاجية‎ 


5١ 


: ) مخفر جسر اللنبي ( الملك حسين‎ - ١ 
٠ طراشة عمومية » تركيب شريط مناخلي لثلاث ابواب ونافذتين‎ - 
٠ ترميمات زجاجية » تزييت عموم أدوات الابواب والشبابيك » تصليح باب‎ - 


1۳ 


دار الحكومة في مادبا : 

- هدم قصارة قديمة بغرفة نوم الجنود ومكتب التسجيل وتجديدها بقصارة كلسية » 
قشط طراشة قديمة وتجديدها بطراشة عمومية » دهان عموم النوافذ والأبواب » 
ترميمات زجاجية » تركيب شناكل جديدة ٠‏ 


4 - مخفر اليادودة : 
- طراشة عمومية » دهان عمومى ٠‏ ترميمات زجاجية » تركيب مفصلات ٠‏ 


1° - مخفر ذيبان : 
00500 ا 
5 - مخفر الجيزة : 


2 ترقيع قصارة كلسية ¢ طر اشة عمومية ¢ دهان عمومي للابواب والنوافذ 
وجسورة السقف » ترميمات زجاجية » تزييت عموم أدوات الأبواب والشبابيك ٠‏ 


الاشغال الطفيفة : 
١‏ - وزارة العدلية - عمان : 

- بوشر بعمل ثلاثة (ثلاث) واجهات نقاله ثابتة لمخزن محكمة الاستئناف ٠‏ 
١‏ ف سجن السلط : 


- بوشر بتركيب شريط مناخلي لاثنى عشر ( لاثنتي عشرة ) نافذة ٠‏ 
- تركيب باب حديدي ٠‏ 


لحرلا 


5 دار الحكومة في السلط : 
- بوشر بتحويل الاسطبل الى كراج ٠‏ 


£ - مخفر ذيبان : 


- بوشر بتصليح الاسطبل وذلك بهدم قسم من البناية القديمة وبناء جدران جديدة ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


YY 


التقرير الربع السنوي عن الاعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۷/۹/۳۰‏ 


أ- صيانة الطرق : 
بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ۲٠۸‏ 


كيلومترا وهي : 

-١‏ طريق عمان - السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) ۳ كيلومتر طول 
اطا عا“ زاء FEAT‏ 
۳- طريق عمان - المقر العالي - فرع دار دولة المعتمد ٤‏ كيلومتر طول 

AMT ELE‏ نآك دا إل 
ایا عا - اتان کبلو کال 
5 طا یئا عو سير EA‏ 
۷ طريق عمان - ناعور ٥‏ كيلومتر طول 
ت N IFET‏ 


ب - تم تزفيت قسم الطريق الواقع بين الكيلومتر 5-١‏ من طريق عمان - السلط وجها 

ات > 

ج - تم بناء سدود لاربعة أودية بموقع وادي شعيب لمنع مياه السيول من جرف طريق 
ال EL a‏ 

د - تم بناء جدار استنادي من صناديق معمولة من حديد مبروم مملوءة بالحجارة بطول 
٠‏ مترا وارتفاع ٤‏ متر ومسقف فوقه براميل مملوءة بالتراب وهذا العمل بوادي 
شعيب قرب الكيلومتر ٠ ٤١‏ 


؟ - الطرق فوق العادة : 


YY 


١‏ - طريق عمان - السلط 

- تم تزفيت الكيلومتر ١١-14‏ مع تحسين المنعطفات وطول هذا القسم ١١6١‏ مترا 
- تم تزفيت القسم الواقع بين الكيلومتر ٠ ۲۲-٠۹‏ 

- تم تزفيت القسم الواقع بين الكيلومتر ۲٠-۲۲‏ . 

- بوشر بتحضير الحصمة اللازمة لتزفيت الكيلومتر ٠ ١7-١١‏ 


؟ - طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 

- تم تعبيد وتزفيت وتحسين المنعطفات بقسم الطريق الواقع بين الكيلومتر 717- 
٠ ١‏ 

- بوشر بتعبيد وتزفيت قسم الطريق الواقع بين الكيلومتر 55-5١‏ مع احداث 
التغيرات اللازمة باتجاه الطريق لأجل تحسينها وتحسين المنعطفات وانشاء 
العبارات اللازمة عليه وقد تم من هذه الاعمال %٠٦٠0‏ ولا يزال العمل مستمرا 
كل ٠‏ 


* - الجسورة (الجسور) : 
١‏ - جسر جريعا : 
- تم صب جوانب وسقف جسر جريعا بالباتون المسلح وقد بوشر بقصارته وفك 
طوباره وربط طرفي الجسر مع الطريق مع انشاء الجدران الاستنادية اللازمة 
لهذا العمل ٠‏ 
القسم الثاني - الابنية : 
أ - صينة الابنية : 
١‏ - المقر العالي : 
- تركيب سكاكر » ترميمات زجاجية » تركيب جرارات ابواب » تركيب مفصلات 


- قشط طراشة ثلاث غر وك .قار انها افر اشة عمومية لغرف قصر سمو 
الامير طلال: : 


° 


- دهان زنانير غرف والجسورة الحديدية والابواب والنوافذ كافة بقصر سمو 
الامير طلال » تهوية وتصليح ودهان ابواب ونوافذ بالمقر العالي » دهان ابواب 
الاسانسور » تصليحات عديدة متنوعة للاجهزة الصحية » تصليح وقشط الشريط 
الشوكي المركب طولي المقر العالي ٠‏ 

دائرة النافعة : 

مخفر درك عمان : 

- طراشة عمومية ٠‏ 

مدرسة الصناعة : 

- ترقيع ورق اسفلت ٠‏ 

مدرسة تجهيز عمان : 

- طراشة عمومية ٠‏ 

دار الحكومة بالسلط : تمت الاعمال التالية : 

- تثبيت صندوق حديدي بالشمينتو (بالاسمنت) بغرفة محاسب السلط ٠‏ 

- ترقيع باتون درج » ترقيع قصارة شمينتو (اسمنت) » طراشة قلم القيادة وقلم 

مدرسة تجهيز السلط : 

- ترقيع قصارة كلسية » طراشة سبع غرف » طراشة المراحيض ٠‏ 


- تصليحات للأبواب والشبابيك » ترميمات زجاجية ٠‏ 


سجن السلط : تمت الاعمال التالية : 


امل 


- قشط طراشة قديمة وتجديدها لكافة الغرف. » ذهان عمومي للاعمال: الخشبية 
- حفر جورة مرحاض حر؛ × حر؛ × -ر٤‏ م وسقفها بالباتون المسلح » تكحيل 


٠ واجهتين‎ 


الاشغال الطفيفة : 
١‏ - وزارة العدلية - عمان : 

- تركيب ثلاث واجهات نقاله ثابتة لمخزن محكمة الاستثناف » تركيب حاجز 
۲ - سجن السلط : 


- تركيب شريط مناخلي لاثنى عشر (لاثنتي عشرة) نافذة » تركيب باب حديدي ٠‏ 


* - دار الحكومة بالسلط : 
- اتم تحوزل الاسطيل_الى كراج 


: - مخفر ذيبان : 
- تم تصليح الاسطبل وذلك بهدم قسم من البناية القديمة وبناء جدران جديدة ٠‏ 


القسم الثالث - المياه : 
١‏ - بركة الجيزة : 
- بوشر بتعزيل الاتربة وغيرها من بركة الجيزة ٠‏ 
۲ - مياه وادي شعيب : 
- جرى الكشف على مياه سيل وادي شعيب بالاشتراك مع قائمقام السلط لأجل 
عمل سد لتوزيع المياه بين المزارعين وتم اعطاء التعليمات اللازمة لهم لأجل 
انشاع الد * 


المعاون الفني للواء البلقاء 


YY 


التقرير الربع السنوي عن الاعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۷/۱۲/۳۱‏ 


-١‏ القسم الاول - الطرة 


-صيانة الطرق : 


بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ٠٠١‏ 


كيلومترا وهي : 


) طريق عمان - السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين‎ -١ 
؟ - طريق عمان - الزرقاء‎ 
طريق عمان - المقر العالي - فرع دار دولة المعتمد‎ -۳ 
طريق صويلح - جرش‎ “٤ 
طزيق عمان - مادجا س نيبان‎ ٥ 
المجمراح‎ 
: ؟ - الطرق فوق العادة‎ 
طريق عمان - السلط‎ - ١ 
٠ ۲٠-۲۲ تم تزفيت القسم الواقع بين الكيلومتر‎ - 
٠ ٠١-١١ تم تزفيت القسم الواقع بين الكيلومتر‎ - 


ل كه 
+ كر لل 
1 
داعام يل 
جر کیل تول 
۰ كتنر انى 


- تم تزفيتآالقسم الواقع بين الكيلومتر ٠۹-۸‏ ولمسافة 4٠٠‏ متراة: 
- بوشر o‏ ار الا E‏ ا لتزفيت هذا القسم ٠‏ 


¢ 


- طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ): 


- تم تعبيد وتزفيت القسم الواقع بين الكيلومتر 55-5٠‏ مع احداث التغييرات 
اللازمة باتجاه الطريق وتحسين المنعطفات وانشاء العبارات اللازمة ٠‏ 


YA 


١‏ ذ را 

١‏ - جسر جريعا 

- تم انشاء جسر بوادي جريعا من الباتون المسلح مؤلف من ثلاث فتحات : 
فتحتان جانبيتان قياس كل واحدة خمسة امتار والفتحة الوسطية وقياسها ١١‏ مترا 


وقد انشئ هذا © تمرك اتر الفط الذي ك السيول ٠‏ 
القسم الثاني - الوط ٠‏ 

أ - صيانة الابنية ٠‏ 

: المقر العالي‎ - ١ 


مغاسل » تركيب حنفيات ٠‏ تصليح مجاري مياه الأمطار » تنظيف مراحيض » 
تنظيف جور تفتيش ٠‏ ترقيع قصارة شمينتو (اسممنت) › تصليح ابواب 
واباجورات ٠‏ 
؟ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
> اش ا 
اط االتجنس_التشر يعي 
- ترميمات زجاجية » تصليح سكرة » تصليح للسطح بالقلفونة ٠‏ 
ك مديرية الاثار : 
- ترقيع قصارة » تصليح السطح بالقلفونة » ترميمات زجاجية ٠‏ 
هھ - مخفر درك عمان : 


: مخفر جبل عمان الجديد‎ - ١ 


538 


- تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 
۷ - مخفر الهاشمي - عمان : 

- تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 
/ - قيادة الجيش العربي : 


- تركيب شناكل ٠‏ تصليح درابزين حديد ٠»‏ طراشة غرفتين » دهان عمومي 
للابواب والشبابيك » تصليح السطح بالقلفونة » تنظيف ودهان جدارين بالزيت 
كلك مر 7 
9 - دار الحكومة في السلط : 
١‏ - مخفر ماركا : 
- مد أرضية باتون امام غرف المخفر ٠‏ 
١‏ - مدرسة تجهيز عمان : 
- تصليح المراحيض ٠‏ 
1١‏ - مدرسة تجهيز السلط : 
- طراشة ملونة لقسم المراحيض » تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 
١‏ - سجن السلط : 
- تصليح السطح بالقلفونة » تنظيف جورة تفتيشية ومواسير قذرة وتسكير فوهة 


٠ ماسورة‎ 


: مخفر ذيبان‎ - ٤ 


ان 


- تم عمل سقف لاسطبل مخفر ذيبان » طرح في المناقصة قصارة جدران ومد 
ارضية الاسطبل ٠‏ 
٠5‏ - قلعة الازرق : 
صندوق حديد بالباتون » تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 


؟ - الاشغال الطفيفة : 
١‏ - سجن السلط : 
- تم تركيب اربع (اربعة) شبابيك حديدية ٠‏ 
- تم تركيب سبعة شبابيك اباجور حديد ٠‏ 
- تم دهان اربع نوافذ من شريط مناخلي وباب حديد ٠‏ 
؟ - مدرسة تجهيز السلط : 
- أتم انشا يجار فام من باتون بين غر فتين لك الوتككالةة والطر اة الا هة 2 
۳ + إدار الحكومة بالسلط : 
- تم تركيب حاجز خشبي لقلم محكمة السلط ٠‏ 
- بوشر بعمل شبابيك من حديد اباجور لبعض نوافذ غرف دار الحكومة ٠‏ 
٤‏ - مخف ديك عي 
- تم تركيب مصبعات حديدية لنافذتين ٠‏ 
- بوشر بتوسيع وتكبير اسطبل الرواحل ليستوعب اربعة (اربع) رواحل زيادة عن 
استيعابه السابق ٠‏ 
5 - مكتب بريد مادبا : 


- تثبيت صندوق حديدي بالسمنت (بالاسمنت) ٠‏ 


5 


القسم الثالث - المياه : 


أ - حفر بئر في صويلح : 
- بوشر بحفر بئر في حديقة مدرسة صويلح وقد تم من اعمال الحفر ٠١‏ مترا ولا 
تزال الحفريات مطتمرة . 


المعاون الفني للواء البلقاء 


YY 


القسم الأول - الطرق : 
أ - صيانة الطرق : بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذه السنة 
)9٠١(‏ كيلومترا وهي: 


-١‏ طريق عمان - السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) ۳ كيلومتر طول 
؟- طريق عمان - الزرقاء ٤‏ كيلومتر طول 
- طريق عمان - المقر العالي - فرع دار دولة المعتمد ٤‏ كيلومتر طول 
٤‏ طريق صويلح - جرش 5 كيلومتر طول 
د - طريق عمان - مادبا - ذيبان ۳ كيلومتر طول 
المجموع ٠‏ كيلومتر طول 


اما الطرق التي كانت تحت الصيانة المؤقتة فهي : 

-١‏ طريق عمان - وادي السير١ ١١‏ كيلومتر طول 

-١‏ طريق عمان - ناعور ٥‏ كيلومتر طول 

۳- طريق مادبا - حمام ماعين ۳۲ كيلومتر طول 
المجموع ١‏ كيلومتر طول 


والطرق التي صلحت مرة واحدة في فصل الصيف فهي : 


١‏ - طريق المحطة - القصر - سحاب ۳ كيلومتر طول 

۲- طريق لزا #المنرل E Fl‏ 

۳- طريق اليادودة - الجيزة ۰ر ۱۷ كيلومتر طول 

-٤‏ طريق صويلح' - ال 9[ حر ا اا اا ١‏ كا ) طول 
وة کیلومتر طول 


ب - تخريبات السيول : 
١‏ - طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 


ARE 


- بتاثير الامطار الغزيرة التي هطلت في الربع الأول من السنة جرفت المياه قسما 
من الجبال بين الكيلومتر ۳۱-۳۰ و ۳٤-۳۳‏ و ۳۷-۳١‏ و 54١-84.‏ وكومت 
الانقاض بالطريق وقد تافت را هذه الإققاضن عن الاماكن المذكورة ونظفت 
الخنادق بين الكيلومتر ۳۷-٠١‏ وتم تعزيل الخنادق من الكيلومتر ۲۷ لجسر 
اللنبي ( الملك حسين ) مع توسيعها وقد هدمت الجدران الاستنادية بين الكيلومتر 
۳۷-۰ و ٠۰-٤٩4‏ و 47-45 وقد تم تجديد بناء هذه الجدران وقد خربت 
الامظار شما ا العبار كيين اکا متر ۲۰۳۳۳ ش.ه وقد تم 
ل اي 

- تم بناء سدود لأربع أودية بموقع وادي شعيب بطريق السلط - جسر اللنبي 
E CEES)‏ سردا . 

- تم بناء جدار استنادي من صناديق معمولة من حديد مبروم مملوءة بالحجارة 
بطول ١٠ر١‏ مترا وارتفاع ٠٠ر؛‏ متر وسقف فوقه براميل مملوءة بالتراب 
قرب الكيلومتر ٤١‏ من طريق السلط - جسر اللنبي والكيلومتر 57 ٠‏ 

طريق عمان - المحطة : 

- تم بناء جدران استنادية بطريق عمان - المحطة معمولة من حديد مبروم وجبش 
او ااج ندل کک جو امس دح اا ور المنك 
IS‏ 

طريق عمان - الزرقاء : 

- لقد جرى تجديد بناء جدران استنادية بالكيلومتر ۸ والذي هدم بتأثير السيول ٠‏ 

١-ربط‏ جسر اللنبي (جسر الملك حسين ) : 

تم انشاء عبارة كبيرة بالكيلومتر ٠١‏ فتحتها قياس 5 متر وتمت الاعمال الترابية 

على طرفي العبارة مع بناء الجدران الاستنادية اللازمة ( انظر الفصل عبارة 


وجسورة ) 


YT 


؟"-طريق عمان - صويلح جرش : 
تم تركيب شبك حديد بأرضية نهر الزرقاء لتسهيل مرور السيارات ٠‏ 
تزفيت الطرق : 
١-تم‏ تزفيت طريق عمان - المحطة وجها جديدا ٠‏ 
١-تم‏ تزفيت الكيلومتر 5-١‏ من طريق عمان - السلط وجها ثاالثا ٠‏ 
تم تزفيت اا ا ۲ السك متي غ لكك سوه كين اا 
الطرق فوق العادة : 
١‏ - تزفيت طريق عمان - السلط : 
- تم تزفيت وتحسين ميل المنعطفات ما بين الكيلومتر ١٠٠رة-١١‏ ومن 


هذا القسم ٠‏ 


: ) طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين‎ - ١ 
: تم تحسين وتعبيد وتزفيت الاقسام الآتية‎ - 
EEE OR 
٥٥ رد۰۰-٥۲‎ ر٥۰۰ ما بين الكيلومتر‎ 
- ق السلط‎ 


جسر جربعا : 
ت ا 5252 355255-61 و من ثلاث فتحات : 


انشئ هذا الجسر بمحلّ#الجسزا القديم الثاني جرقته السيول ٠‏ 


o 


- تم انشاء جسر بالكيلومتر 47 من باتون مسلح فتحة ٦‏ متر عوضاً عن الجسر 
القديم الذي فتحته مترين لا يكفي لمرور مياه السيول أيام الأمطار ٠‏ 

- تم انشاء ٠١‏ عبارة بمحلات مختلفة بالكيلومترات التي عبدت وزفت في هذا 
العام وقد تم تكبير خمسة عبارات قديمة ٠‏ 


طريق عمان - مادبا : 
- قد تم شای ا غاا ن کک ارد . 
القسم الثاني - الابنية : 
أ- صينة الابنية : 
١‏ - المقر العالي : 
- اترميماك زجاجية ) تركيب فالات وجرار ای" باب تراكيبا حنفيات! تهوية 
ابواب وشبابيك » تصليح الاسانسور » قشط طراشة قديمة بضع غرف ومطبخ › 
طرن ‏ اعمومية للمكر العالي وقصر موی يلال آ لت ر ای يق 
غرف بالمقر العالي » دهان جدران غرف المطابخ ٠‏ 
- دهان زنانير عموم غرف قصر سمو الامير طلال والجسورة الحديدية » دهان 
عموم النوافذ والابواب بالقصر الكبير وقصضر سمو الامير طلال » تركيب شريط 
مناخلعالست 18152 نافذة ) 
- تركيب شريط مناخلي لخزانتين ثابتتين » تركيب شبابيك اباجور عدد ۷ › 
لیک امن | لس لقاش ٠١‏ ااا ي ا يمترعة وعديدة 
لأجيراة السو واو ار | دن ون | ااا تايح وشد الشريط 
الشوكي حك ااا اا وول الما رالكهرباء ٠‏ 


۲ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
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* - قيادة الجيش العربي - قسم الجوازات : 
- تصليح السطح بالقلفونة » تركيب ثلاثة شبابيك جديدة ٠‏ 
- تهوية باب وتصليحه » تصليح باب اخر مع تكحيل قوسه بالاسمنت » تنظيف 
ودهان جدارين بالزيقتت ايا فة إتت آثلاثة وجوه لأحد جدران الدائرة 
» طراشة غرف اللاسلكي ٠‏ 
4 - رئاسة الوزراء الجليلة : 
- تركيب ٠0‏ قرميدة للسطح » تصليح مبولة ٠‏ 
ه - قيادة الشرطة - عمان : 
- عمل مجرى لمياه الامطار ٠‏ 
5 - المجلس التشريعي : 
- ترميمات زجاجية » تصليح سكرة » تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 
۷ - مديرية البرق والبريد العامة - عمان : 
- تصليح مواسير المياه ٠‏ 
۸ - دائرة الاثار : 
- طراشة غرفة المفتش والقلم وتركيب حديد مبسط لتمكين بب الصالون ٠‏ 
٩‏ - دائرة النافعة : 
٠‏ - مدرسة الصناعة - عمان : 


- ترقيع ورق اسفلت » عمل عتبة باتون » تركيب جرارات ابواب » تركيب شناكل 


> ترميمات زجاجية ا د 7# 


4 


1١١ 


1۲ 


1۳ 


١ 


1° 


1۷ 


۱۸ 


= مقر درك ان : 

- طراشة عمومية » تركيب باب من شريط مناخلي لغرفة القائد » تركيب زينكو 

مبسط للاسطبل . تركيب حنفية سدادة » تصليح السطح بالقلفونة » تصليح 
مجاري الامطار ٠‏ 


- مدرسة تجهيز عمان : 

- المعسكر والسجن المركزي : 
- طراشة ودهان عموميان » ترميمات زجاجية » تصليح السطوح بالقلفونة ٠‏ 
- تصليحات عمومية لمواسير المياه والحمامات ٠‏ 

- [مخر بل |إعبان لجا : 


- مخفر الهاشمي : 


ج الى تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 


- ایی 
- ترميمات زجاجية » طراشة ودهان عموميان ٠‏ 


- مشروع جمرك المحطة : 
- ترقيع ارضية باتون ٠‏ 
- دار الحكومة بالسلط : 


- تثبيت صندوق حديدي بالشمينتو (بالاسمنت) بغرفة المحاسب » ترقيع باتون 
الدرج ۰ ترقيع قصارة شمينتو (اسمنت) ۰ عمل عتبات سمنت لاربعة عشر 


للا 


(لاربع عشرة) غرفة » طراشة قلم القيادة وقلم المحكمة ومكتب الشرطة › 
ترميمات زجاجية ٠»‏ تصليح باب مرحاض ٠‏ طراشة ملونة لمكتب القائمقام 
وديوان الرسائل ٠‏ 


۹ - مدرسة تجهيز السلط : 


- ترقيع قصارة كلسية » طراشة سبع غرف ٠‏ طراشة المراحيض ٠»‏ تصليحات 
للابواب والشبابيك » ترميمات زجاجية ٠‏ 


: سجن السلط‎ - ٠ 
“اقث مل قل إل اقديمة وتي الاولكاقة الل ء اها عمومه لاال إلخشبية‎ 
٠ وجسورة السقف‎ 
انشاء جورة للمرحاض بابعاد ٠٠ر٣ × ٠٠ر٤ × ٠٠ر٤ م وسقفها بالباتون‎ 
٠ المسلح » تكحيل واجهتين‎ 


: مخفر الشونة‎ - ١ 
› ج طراشة عمومية » تثبيت حلق باب »> تزييت عموم ادوات الابواب والشبابيك‎ 
٠ ترميمات زجاجية‎ 


۲ - مخفر جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
- طراشة عمومية ٠‏ تركيب شريط مناخلي لثلاثة ابواب ونافذتين ٠‏ ترميمات 
زجاجية » تزييت عموم أدوات الابواب والشبابيك » تصليح باب » تطيين سطح 
المعرش تصليح باب ٠‏ 


۳ - دار الحكومة في مادبا : 
- هدم قصارة قديمة لغرف تكنة الجنود ومكتب التسجيل وتجديدها بقصارة كلسية 
> قشط طراشة قديمة وتجديدها بطراشة عمومية ٠‏ 


۳۹ 


- ن عمو الكوافة ا ا ا ترعين کک مده + 


: مخفر اليادودة‎ - ٤ 
٠ طراشة ودهان عموميان » ترميمات زجاجية » تركيب مفصلات‎ - 


: مخفر الجيزة‎ - ٥ 
٠ السقف » ترميمات زجاجية » تزييت عموم أدوات الابواب والشبابيك‎ 


مخثر البا 
- ارات عا ۰ ا زنک 
۷ - مخفر الازرق : 
- ترميمات زجاحية » تركيب شريط مناخلي لنافذة » تركيب زينكو لباب » تركيب 
- عمل قاعدة من باتون لماكنة اللاسلكي » ترقيع قصارة شمينتو (اسمنت) » 
ترقيع > لة * بنك ِ/ 
- طراشة ثلاث غرف ومطبخ » تركيب شناكل حديد مع تثبيتهم بالشمينت: 
(بالاسمنت) لتعليق الناموسيات ٠‏ 
0 - مدرسة الازرق : 


- تطيين جدران المدرسة بطينة من تراب وتبن من الداخل والخارج ٠‏ 


الأشغال الطفيفة : 


: دائرة النافعة‎ - ١ 


0 


د تركيب قاطع من خشب سويد لمكتب صراف النافعة 0 


وزارة العدلية 9 
- عمل ثلاث واجهات نقالة ثابته لمخزن محكمة الاستئناف » تركيب حاجز خد خشبي 
لمكتب المحاسب ٠‏ 


مخفر درك ع۳ا 

- تركيب شباكي حديد » بوشر بتوسيع اسطبل الرواحل ٠‏ 

دا الحكزيمة ا اط 

- تم تحويل اسطبل دار الحكومة الى كراج » بوشر بتركيب شبابيك اباجور حديد 
لبعض النوافذ وتركيب شبك خشبي لمكتب رئيس كتبة المحكمة ٠‏ 

سجن السلط : 


_- تركيب| | شرايط مناخلي_لاثنتي يشل ة نافدة ۽ 
- تركيب باب حديدي » تركيب حديد شبك لبعض النوافذ ٠‏ 


برق وبريد مادبا : 
- تم تركيب صندوق حديدي بالسمنت (بالاسمنت) ٠‏ 


مخفر ذيبان : 

ج تصليح الاسطبل وذلك بهدم قسم من البناية القديمة وبناء جدران جديدة مع سقفه 
بالقصب والتراب ٠‏ 

مدرسة تجهيز السلط : 

- تم بناء جدار اقسام من طوب سمنت بغرفة مع قصارته لعمل الغرفة غرفتين 


٠ للتدريس‎ 


٤١ 


ةي لل 


۳ - الابنية فوق العادة : 
١‏ - المقر العالي : 
- تم بناء جدران استنادية من حجر صوري بطول ٠١‏ مترا تقريبا امام المقر 
العالى ٠‏ 


القسم الثالث - المياه : 
١‏ - بركة الجيزة : 
- بوشر بتعزيل بركة الجيزة من الاتربة وقد عزل ما يقارب من عشرة الاف متر 
كدق ونان ف اتات لتب نكاد اک ےا اها ١١‏ 
۲ - مياه وادي شعيب : 
- جرى الكشف على مياه وادي شعيب بالاشتراك مع قائمقام السلط لأجل عمل سد 
لتوزيع المياه بين المزارعين وقد تم اعطاء التعليمات اللازمة للمزارعين لأجل 
انثلاء ا ١‏ 


۳ - حفر بئر بقرية صويلح : 

- بوشر بحفر بئر بحديقة مدرسة صويلح وقد تم من اعمال الحفر ٠١‏ متر عمق 

ولا تزال الحفريات مستمرة وورش فنية اولية ٠‏ 

جرى الكشف عن جسر نهر الزرقاء بطريق صويلح - جرش بتعيين الموقع المراد بناء 
الجسر عليه وفي النية انشاء من باتون مسلح على ان يكون مؤلفا من فتحتين قياس واحدة 
خمسون مترا والثانية عشرون مترا ٠‏ 
الكشوف التقديرية_: 
تم تنظيم 47 کشفا تقديرياً !| 


المعاون الفني للواء البلقاء 


e 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ۳/۳۱/ ١97/7‏ 


القسم الأول - الطرق : 

: صيانة الطرق‎ - ١ 

أ - بلغ مجموع طول الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ٠٠١‏ 
كيلومتر » وهي : 


ب - بوشر بتصليح طريق مادبا - حمام ماعين وطولها ۲۳ كيلومتر ٠‏ 


ج : تخريبات السيول : 

طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين) : 

- لقد حدثت تخريبات عديدة خلال الربع الأول لطريق السلط - جسر اللنبي 
(الملك حسين) بتاثير السيول وأكثر هذه التخريبات بالكيلومتر ١۳و ۳٠-۳١‏ و 
۹ _—. ا 2 ل ء وقد تم تصليح 
الأماكن المخربة وعملت الاحتياطات لمنع حدوث مثل هذه التخريبات في 
المستقبل اذ انه جرى انشاء جدران استنادية من اقفاص حديدية مملوءة بالحجارة 
بين الشونة وجسر اللنبي (الملك حسين) في عدة أماكن ومثلها بالكيلومتر ۲۹- 
١‏ وتم انشاء جدران استنادية من الباتون بالكيلومتر ٤٥‏ و ٠ ٤1‏ 

- جرى انشاء اربع عبارات بين الكيلومتر ٠ ٠٥٠-٤٤‏ 


EAI 


- جرى حفر خنادق بالجبال المحاذية للطريق قرب الكيلومتر 50-45 و ٤٠-۳۹‏ 
وذلك لجريان مياه السيول ك انها للعبارات منعاً من مهاجمة الطريق 
وتخريبها ٠‏ 

- وقد جرى تسكير الطريق لمدة 5 ١‏ يوما طول النهار وفتحها من الساعة ١١‏ الى 
١‏ لهدم بعض حجارة الجبل المحاذي للكيلومتر ٠٠‏ خشية سقوطها على الطريق 


وتخريبها ٠‏ 
- بوشر بناء جدران استنادية من اقفاص حديدية مملوءة بالجبش بطريق عمان - 
المئحطة ٠.‏ 


- عمل شبكة حديدية لنهر الزرقاء لمرور السيارات بطريق جرش ٠‏ 
د: تعبيد وتزفيت طرق : 
- جرى تعبيد قسم من طريق المقر العالي - دار دولة المعتمد البريطاني بلغ طوله 
٠٠‏ رازا الم سرغ 


۲ - الطرق فوق العادة : 

: طريق عمان - السلط‎ - ١ 
وقد بوشر بأعمال التزفيت لهذا‎ ١8-١5 تم تحضير الصرار بين الكيلومتر‎ - 

سب 

القسم الثاني - الابنية : 

أ - صيانة الابنية : 

: المقر العالي‎ - ١ 
٠ عمل قصارة شمينتو (اسمنت) للأعمدة الامامية بمدخل المقر العالي‎ - 
٠ ترميمات زجاجية › تركيب شناكل » تركيب سكاكر » تركيب حنفيات‎ - 
٠ تصليح وتهوية ابواب ونوافذ واباجورات‎ - 
٠ تركيب بلاط جديد لغرفة حمام » تصليح السطوح بمدها بالاسفلت‎ - 
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- تركيب جسورة (جسور) حديدية وزوايا حديدية وشريط شوكي لحديقة امام 
قصر سمو الامير طلال 

- دهان ابواب ودرابزين الدرج ٠‏ 

- تصليحات عديدة متنوعة للأجهزة الصحية والمواسير وتنظيف جور تفتيشية ٠‏ 


الديون الاميري العالي : 
- تصليجةكرخ غير ` 


۳ - دائرة النافعة : 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 
مخفر درك عمان : 
- دهان باب الاسطبل ٠‏ 


دائرة الاراضي سابقا ملك محمد علي بيك العجلوني : 
501" لد | ر بالا فل“ والا و 7 5-5 ته مرحاض 5 


مخثر مالإأكا < 
- ترميمات زجاجية » تصليح السطح بالاسفلت » تكحيل محيط الابواب والشبابيك 


دار الحكومة بالسلط : 
- تصليح باب غرفة مستودع قيادة المنطقة ٠‏ 


- ترميمات زجاجية » تصليح سكرة ٠‏ 


مدرسة تجهيز السلط : 


to 


- ترميمات زجاجية ٠2»‏ 


: مخفر ذيبان‎ - ٠ 
٠ بوشر بمد ارضية الاسطبل بالاسمنت مع قصارة الجدران بالكلس والرمل‎ - 
: الاشغال الطفيفة‎ - ۲ 
: متصرفية لواء البلقاء‎ - ١ 
٠ تثبيت صندوق حديدي بالاسمنت لمكتب مدير الايتام‎ - 
: ؟ - قيادة الجيش العربي‎ 
٠ تثبيت صندوق حديدي بالاسمنت‎ = 
: دائرة الاثار‎ - ۳ 
٠ تركيب مواسير ماء مع عداد وحنفية‎ 5-5 
: دار الحكومة بالسلط‎ - 4 
٠ تركيب عشر نوافذ من حديد جرار لشبابيك بعض الغرف‎ - 
٠ تركيب حاجز خشبي لغرفة لجعلها مستودعين للادارة والمالية‎ - 
: ه - سجن السلط‎ 
٠ اتركيب ست نوافذ من شريط مناخلي » تصليح شباكي شريط‎ - 
: مخفر الجيزة‎ - 5 
: مخفر ذيبان‎ - ۷ 
٠ بوشر بانشاء مرحاض للمخفر‎ - 


Ea 


القسم الثالث - المياه : 


: حفر بئر في حديقة مدرسة صويلح‎ - ١ 
بوشر في الربع الاخير من عام ۱۹۲۷ بحفر بئر بحديقة مدرسة صويلح وقد تم‎ - 
من اعمال الحفريةة )2 ين "ابيب ا اهار فقد توقف العمل خلال‎ 
هذا الوك‎ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


¥ 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۸ /٦/۳۰‏ 


القسم الأول - الطرة 

١‏ - صيانة الطرق 

أ - بلغ مجموع طول الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ٠٠١‏ 
كيلومتر » وهي : 


ب - اما الطرق التي كانت تحت الصيانة المؤقتة 


-١‏ طرق ماديا حمل ماعن 
"دق مل = = 
4- طريق الزرقاء - المفرق 

5- طريق عمان - وادي السير 


۸ 0 0 - وادي السير 


TET 
€۸ 


ج : تخريبات السيول : 
- بوشر في الربع الأول من هذا العام بناء جدران استنادية من اقفاص حديدية 
مملوءة بالجبش بطريق عمان - المحطة وقد تمت هذه الأعمال بأول هذا الربع 
د - تم بناء عدة جدران استنادية من اقفاص حديدية مملوءة بالجبش بين الكيلومتر 1 ”و 
٠‏ بطريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) ٠‏ 
- بوشر في اواخر الربع الماضي بتعبيد وتزفيت طريق دار دولة المعتمد 
البريطاني وطولها ٠٠٠١‏ متر وقد تمت الاعمال المذكورة بأول هذا الربع ٠‏ 
ه : الرش السطحي بطريق عمان - السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
طريق عمان - السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
YE‏ وو كا AS‏ .£ سس قي 
- جرى ترقيع الاسفلت بالكيلومتر 5-4 و 55-٠7١‏ بالمحلات اللازمة ٠‏ 
E‏ كر ١‏ ؟ واا وا سڪيا 
IMF N Ck PS‏ 


: الطرق فوق العادة‎ - ١ 

أ - تزفيت طريق عمان - السلط : 
2 تم تزفيت الكيلومتر ك الس ٠ ١‏ 
- بوشر بأعمال التزفيت في الكيلومتر ٠ ١9‏ 
طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) : 


۹ 


- لقد بوشر بأول هذا الربع بتعبيد وتزفيت وتحسين طريق السلط - جسر اللنبي 
(الملك حسين) وقد تم العمل لغاية ۱۹۳۸/۸/۳۰ ما يلي : 
-١‏ الكيلومتر ٤٥-٤٤‏ تم منه 9,١٠١‏ 
۲- الكيلومتر 55-55 تم منه 7٠١‏ 
۳ الكيلومتر 57-557 تم منه 90٠٠١‏ 
5 - الكيلومتر 58-517 تم منه 9/٠١‏ 
-٥‏ الكيلومتر ٤۹-٤۸‏ تم منه %۸۰ 
5- الكيلومتر 20-55 تم منه 7١٠١٠١‏ 


القسم الثاني - الابنية : 


- صيانة الابنية : 


0١ 


ك 
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المقر العالي : 

- ترميمات زجاجية » تركيب اسبانيولات » تركيب سكاكر بدل القديمة الخاربة ٠‏ 

- تهوية ابواب وشبابيك » طراشة ودهان عموميان للجناح الشرقي ٠‏ طراشة ملونة 
لقسم الهاتف » دهان جدران المطابخ » تركيب شباكي اباجور » تنظيف جور 
تفتيشية ومواسير واعمال صحية اخرى ٠‏ 

- مد مواسير وحنفيات للبستان المجاور للبركة » تركيب مرحاض مجهز بنياجرا 
وساة#هالاوازم 5540 الهاتف آل 


دار دولة المعتمد البريطاني : 
- ي i‏ لط لجعليا O EE a‏ 


السجن المركزي والمعسكر : 
- ترکیب شريط لكاو ا ار ر دا 


مخفر ماركا : 
- طراشة ودهان عموميان ٠‏ 


ه - حقل التجارب الزراعي - الجبيهة - عمان : 
- تهوية ابواب وشبابيك عدد ۱۹۷ ٠‏ ترميمات زجاجية » تصليح باب حديد جرار 


5 - كراج المداحل: 
- تصليح باب جران ٠‏ 
۷ - مدرسة الصناعة : 
- تصليح وتهوية شبابيك » تركيب شناكل درف وفواكير » تركيب حنفية » تصليح 
مواسير » تركيب ورق مزفت لمحلات متفرقة ٠‏ 
۸ دار الکو فان ا : 
- تصليح شبابيك من حديد جرار » تصليح نوافذ زجاجية » تهوية ابواب ونوافذ › 
تثبيت حلق شباك جرار ٠‏ تركيب صندوق حديدي بالاسمنت بمكتب المحاسب » 
قشط طراشة قديمة بغرفة الموقوفين » طراشة بيضاء لمكتب كاتب الرسائل وقلم 
المقاطعة وقلم المحكمة ومكتب نقيب الشرطة » ترميمات زجاجية ٠‏ 


١ 
7 


مخفر الشونة : 
- بوشر بترقيع القصارةوقشط الطراشة القديمة واعمال دهان الابواب والنوافذ » 
ترميمات زجاجية » تهوية نوافذ » شد شريط مناخلي ٠‏ 


٠‏ ر انس | اکن 
- بوشر بقشط طراشة قديمة ودهان النوافذ وتركيب شريط مناخلي › تركيب عتبة 


باب من كتائجدفيواطجوتز بيت أدوات» ووا جو الشباليك 5 
١‏ - دار الحكومة في مادبا : 


- قشط طراشة قديمة لغرفة قلم المقاطعة » طراشة الساحتين السماوية والداخلية 
وغرفة قلم الواردات ٠»‏ طراشة صالون القائمقام ومكتب قلم المقاطعة وغرفة 


الاسلحة وثكنة الجند ومكتب التحقيق » دهان ابواب الساحة من الداخل والخارج 
> ترميمات زجاجية » تركيب سكرة » تركيب ورق زفت ٠‏ دهان الدرابزين » 


دهان باب مرحاض ٠‏ 


۲ - مخفر الجيزة : 
- نحت قسم من حجر القوس فوق الدرج عت تصليح قصارة بمحلات مختلفة » 
> دهان عمومي للابواب والنوافذ » تركيب سكرة » ترميمات زجاجية » تركيب 


شناكل » تعزيل جورة مرحاض » تركيب باب حديد سكب للجورة ٠‏ 


۲ - الاشغال الطفيفة : 
١‏ - مخفر ذيبان : 
؟ - مديرية الزراعة - عمان : 
- تركيب واجهة سماكة © سم من خشب سويد وزجاج مدهونة ثلاث وجوه لغرفة 
مأمور المستودع ٠‏ 
۳ - مخفر داميا : 
- تركيب ثمانية شبابيك حديدية مع الحلوقة مع تركيب زينكو بارتفاع متر لست 
نوافذ ٠‏ 
5 ج مخفر الشونة : 
> انشاء جورة امتصاصية لمياه المخفر > تركيب حديد لعموم النوافذ ۰ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۸/۹/۳۰‏ 


القسم الأول - الطرة 


١‏ - صيانة الطرق 
بلغ مجموع طول الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ۲۲۸ 
كيلومتر » وهي : 


"طرق سان - اورا 


۳- طريق عمان - المقر العالي مع فرع دار دولة المعتمد| 45 == 


“لك أن اا كت 


iE. HE mH] 
"2 لاق عمان - وادي السير‎ 5 
اك‎ 1 
E 


وعلاوة على ذلك فقد تم بناء جدران استنادية من اقفاص حديدية مملوءة بالجبش في 
الكيلومتر ٤٥‏ و ٤۹-٤١‏ من طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) ولا 
يزال العمل مك ا 


: الطرق فوق العادة‎ - ١ 
: أ - تزفيت طريق عمان - السلط‎ 
: لقد تم من اعمال تزفيت طريق عمان - السلط خلال هذا الربع ما يلي‎ - 


= تزفيت الكيلومتر ۱۹-۱۸ 
= تزفيت الكيلومتر ١7-١5‏ 
= تزفيت الكيلومتر ١5-١5‏ 
= بوشر بتكسير صرار لأعمال الكيلومتر ٠ ١5-١7‏ 


ب - تعبيد وتزفيت طريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين ) : 
لقد تم خا اال ے اا ا لكي ساس “همير اللنبي ( الملك 
ماپلي * 


حسين ) 
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تم تزفيت الكيلومتر 55-55 ٠‏ 
تم تزفيت الكيلومتر ٤١-٤٤٥‏ 
تم رفيلك لكي متر ۷ ۽ 
تم تزفيت الكيلومتر ٤۸-٤١‏ 
تم تزفيت الكيلومتر ٤۹-٤۸‏ 
تم تزفيت الكيلومتر 50-45 
الكيلومتر 5١٠-755‏ تم منه 75٠‏ 
الكيلومتر 5١-5٠‏ تم منه 920٠١‏ 
الكيلومتر 55-5١‏ تم منه 97٠١‏ 
الكيلومتر 55-57 تم منه 920٠١‏ 
الكيلومتر 55-57 تم منه 70٠٠١‏ 


الطرة 


: اكمال فتح طريق وادي الموجب‎ - ١ 


لقد بوشر باكمال فتح هذه الطريق اعتبارا من اول شهر اوغسطس (اب) ۱۹۳۸ 
وقد تم فتح القسم الواقع بين راس النزلة وسيل الموجب وطوله ١٠٠6ر“‏ 
كيلومتر من هذه المسافة 38 الو مار فتحت سابقا خلال عام ١193‏ 
والمسافة الباقية وقدرها ١٠٠ر"‏ كيلومتر تم فتحها خلال هذا الربع ٠‏ ويبلغ 


طول الطريق من مخفر ذيبان لنزلة الموجب الآنفة الذكر ٠٠5ر"”‏ كيلومتر فتح 
منها سابقا خلال عام ۹۳١‏ امُسافة!٠٠‏ 4ر١‏ كيلومتر والمسافة الباقية وقدرها 
٠ر‏ كيلومتر سيباشر بفتحها خلال الربع القادم ٠‏ 

- تم سابقا فتح ٠٠٠ر‏ كيلومتر من النزلة الجنوبية لجهة السيل وقد تبقى قسم من 
النزلة لم يتم فتحه وهذا سيباشر بفتحه خلال الربع القادم ٠‏ 


: القسم الثاني - الابنية‎ - ١ 


> 1 


المقر العالي : 

- تصليح ابواب ونوافذ » تركيب سكاكر » تركيب حنفيات » ترميمات زجاجية » 
طيوان مجرى مياه الامطار » تركيب باب جديد للثكنة ٠‏ 

- اتصليحات ا عديدة متلوعةيللاطهز؛ الصحية.والمواشير:” 

- بوشر بتجديدات كهربائية في المقر العالي وقد توقف العمل بها لريثما تتم اشغال 
اخرى قبلها ٠‏ 

- اتم تمدن ااا #هربائية مع تر كيب الم اال اكنات لج امم 


( انظر اعمال فوق العادة ) 

دار دولة المعتمد البريطاني : 

- تحكيم جوانب سقف جورة امتصاصية بالاسمنت ٠‏ تركيب باب حديدي جديد 
للجورة ٠‏ 

رئاسة الوزراء : 


- تنظيف مبولة ولحم سيفون رصاصي ٠‏ 


دائرة الاراضي سابقا ملك محمد علي بك العجلوني : 


- ترميمات زجاجية » تركيب بلاط عملي › خلع واعادة تركيب تسعة شبابيك من 
شريط مناخلي ٠‏ تركيب مفاتيح » تركيب سكاكر » تركيب شناكل » وقد اجريت 
هذه الترميمات بعد اخلاء 8 يديرك #اضني لتسليمها للمؤجر ٠‏ 
م دائرة المعارف : 
- تنظيف مرحاض ٠‏ 


: قيادة الجيش العربي‎ - ١ 
٠ تركيب خمسة شبابيك من خشب ابيض مع تركيب سيفون للطابق السفلي‎ - 
: المجلس التشريعي‎ - ۷ 
قدا اردع الاقف مر انه عا , دهان مرم اوا ادش فلن‎ - 
ك1‎ 
: م - مدرسة الصناعة‎ 
دهان وجه واحد لجدران‎ ٠ ترميمات زجاجية » دهان عمومي لغرفة التدريس‎ - 
٠ ۲ وسقوف غرفة النوم عدد‎ 
: جمرك محطة عمان‎ 06 
» هدم صندوق حديدي من الدائرة القديمة وتثبيه بالاسمنت بالبناية الجديدة‎ - 
٠ تصليح باب المستودع » ترميمات زجاجية » تركيب ماسورة لسند الباب‎ 
LEE دار‎ - ٠ 
تم دهان ال 0 1ط د ا‎ - 


: سجن السلط‎ - ١ 


د تنظيف جور ة تفتيش ومواسير قذرة » طراشة عمومية 0 


"5 


: مدرسة تجهيز السلط‎ - ٢ 


- ترقيع قصارة » طراشة عمومية » دهان كافة الابواب والنوافذ ٠‏ 


۳ - مخفر الشونة : 
- ترقيع قصارة » قشط طراشة قديمة » طراشة عمومية » دهان الابواب والنوافذ 
- ترميمات زجاجية » تهوية نوافذ » شد شريط مناخلي ٠‏ 


14 - مخفر جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
- قشط طراشة قديمة » طراشة عمومية جديدة » دهان الأبواب والنوافذ ٠‏ 
- تركيب شريط مناخلي ٠‏ تركيب عتبة باب من خشب قيراط » ترميمات زجاجية 


- إتزيت دات [الابو او الشبابياة" ٠‏ 


: مخفر داميا‎ - ٠5 
› عمل قصارة من تراب وتبن لبناية المخفر من الداخل والخارج مع طراشتها‎ - 
تركيب شريط مناخلي لبعض النوافذ » دهان عموم الابواب والنوافذ » تركيب‎ 
٠ سكرتين » تصليح سكاكر قديمة‎ 
: ؟ - الاشغال الطفيفة‎ 
: سجن السلط‎ - ١ 
٠ تركيب شريط مناخلي لنافذتين‎ - 
: ؟ - مدرسة تجهيز السلط‎ 
٠ فتح باب ونافذتين مع تركيب المنجور اللازم‎ - 


۳ - الابنية فوق العادة : 
١‏ - المقر العالي : 
- تصليح ابواب ونوافذ عدد 5/ ۰ دهان ابواب ونوافذ عدد ۲۰۲ » دهان درابزين 


٠ ٤ عدد‎ 


]1 جح 


مخفر شرطة ذيبان : 


لغايات دفاعية جرى تسكير قسم من عموم النوافذ وتسكير بابين وفتح باب جديد 
وبناء سور امام الباب » تقسيم غرفة الى منافع ( حمام ومطبخ وممر ) وانشاء 
خزان لحفظ الماء ب ااي اء #انتقضاصية لمياه الحمام والمطبخ 
مع تركيب المواسير اللازمة » تركيب مواسير من سطح المخفر للبئر لتوصيل 
مياه المطر اليه » عمل جورة امتصاصية للاسطبل » تسكير احد ابواب الاسطبل 
> تركيب باب جرار للباب الثاني » تركيب شريط مناخلي لعموم نوافذ الاسطبل 
> تركيب شريط شوكي كسياج لجميع جهات المخفر ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۸/۱۲/۳۱‏ 


القسم الأول - الطرق : 
أ - صيانة الطرق : 
لقد بلغ مجموع طول الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ۲٠۲۸‏ 
كيلومتر » وهي : 


اوی عر اک - جسر آل الرإلملك ح ) 
as pra Trea E PIRIN‏ 
HE‏ ا 

TE 
طرق صويع - حرش‎ ١ 


:> افاس ونار 


أ- وعلاوة على ذلك فقد بنيت جدران استنادية من اقفاص حديدية مملو ءة بالجبش في 
طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) كيلومتر ۲۹-۲۸ › 81-8٠6‏ , 47- 
ل و ONA‏ ان ا أ كاه 


ب - جرى تخريبات في محلات الخنادق لطريق عمان - السلط في الكيلومتر 1-5 وقد 
بنيت عدة سدود لبعض الخنادق لأجل تأمين جريان الماء ببطئ وبوشر بتوسيع 
الخنادق في الكيلومتر ٠١-۹‏ لأجل تحويل المياه للجهة الشمالية ومنعها من مداهمة 
ارض حقل التجارب ٠‏ 


a‏ جرفت مياه سيل الزرقاء الحصيرة المعمولة لجسر الزرقاء وقد تم عمل حصيرة 
جديدة وذلك خلال امطار تشرين ثاني ۳۸ 


؟ - الطرق فوق العادة : 
أ - تزفيت طريق عمان -السلط : 
- تم تحضير الصرار اللازم لتزفيت الكيلومتر اشاح د نه له oT‏ 0 
ب - تعبيد وتزفيت طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 


- لقد تم خلال هذا الربع من اعمال تعبيد وتزفيت طريق السلط - جسر اللنبي 
( ليڪ ما يلي ! 


= الكيلومتر ٤١-۳۹‏ %1۰۰ 
= الكيلومتر ٤١-٤١‏ %1۰۰ 
= الكيلومتر ٤١-٤١‏ %1۰ 
= الكيلومتر O ٤١-٤١‏ 
= الكيلومتر ٤٤-٤۳‏ %1۰۰ 
= الكيلومتر %ro “۲-٦١‏ 
' © أك ق جديدة 


: طريق الموجب‎ - ١ 
٠ در ؟ كيلومترا‎ ٠٠ تم من اعمال فتح هذه الطريق خلال هذا الربع‎ - 


۴۳ طريق الشونة - داميا - كريمه : 
لتصليح المحلاف الى د مع تركيب البراميل الفارغة كعبارات لمجاري 
السيول ولا يزال العمل مستمرا ٠‏ 


۰ 


أ - صيانة الابنية : 
١‏ - المقر العالي : 
- ترميمات زجاجية » تصليح السطوح بالقلفونة والاسفلت › تسكير نافذتين بالحجر 
والاسمنت ٠‏ تركيب اسبست عوضاً عن المكسور › ترقيع كحلة الاسبست » 
تسا ا کک ا ار ی ااي يكيب حبل فولاذ 
للاسانسور »› لحام مواسير رصاص »۰ تثبيت حلق باب » تركيب حنفيات › 
تركيب مواسير مدفاة » تصليح شبابيك ٠‏ دهان كرنسين. الصالون. الكبير 
وكرنسين غرفة الدرج ودهان المنور على السطح » تصليحات عمومية عديدة 
متنوعة للأجهزة الصحية ٠‏ 
۲ - بناية موتور الكهرباء : 
- تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 
۳ - رئاسة الوزراء : 
- تصليح نافذتين وبابين » تركيب شباكي اباجور جديدين » طراشة غرفة المفتش 
الاداري وطراشة الصالون ٠‏ دهان عمومي لنوافذ ثلاث غرف › تركيب سقف 
من زينكو لموقف سيارة فخامة رئيس الوزراء المعظم » تصليح السطح بالقلفونة 
؛ - سكن بيك باشا : 
- دهان ثلاث نوافذ » تصليح السطح بالقلفونة » ترميمات زجاجية » ترقيع كحلة 


شمينتو (اسمنت) . 


ه - مديرية الجمارك : 


- تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 


١ 


5 - دائرة الاثار القديمة : 
- تركيب سيفون لمرحاض ٠‏ تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 


۷ - مدرسة الصناعة : 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


/ - المجلس التشريعي : 
- ترما ر جاج تابلح ا هة . 


: مكتب برق وبريد عمان‎ - ٩ 


- طراشة عمومية ٠‏ 


: اسطبل رواحل الشرطة في عمان‎ - ٠ 


: دار الحكومة بالسلط‎ - ١ 
: دار دولة المعتمد البريطاني‎ - ١ 
تصليح عموم‎ ٠ تم تغيير قسم من البطاريات » تصليح وتبليط بعض الغرف‎ - 
القصارة » تصليح كحلة الجدران > تصليح السطح بالاسفلت »> دهان عموم‎ 
› المنجور من الخارج » وبعض شبابيك من الداخل مع طراشة بعض الغرف‎ 
» تعزيل وتنظيف مدفأة. الماء الساخن‎ ٠ تركيّب مواسير لمدفأة غرفة الغسيل‎ 
٠ تصليحات مواسير‎ 


١ *‏ - دائرة الاراضي : 
- تم انشاء ديوان لغرفة السنترال ٠‏ 
- تم تركيب ماسورة لأجل تصفية مياه البراندا ٠‏ 


1۲ 


- تم تعبيد وتزفيت الطريق امام المكاتب ٠‏ 


4 - حقول التجارب الزراعية - الجبيهة : 
- بوشر بتعبيد الطريق داخل ارض الحقل ٠‏ 
- بوشر بتكحيل توزيع المياه من بئر الحقل للمحلات اللازمة ٠‏ 
٠‏ - مدرسة تجهيز السلط : 
- تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 
5 - سجن السلط : 
۷ - مخفر جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 


- عمل مجرى من تنك لمياه الأمطار بين الشمسية والثكنة ٠‏ 


۲ - الأشغال الطفيفة : 
١‏ - المجلس التشريعي : 
- تمديد اسلاك كهربائية وتركيب الثريات والمصابيح اللازمة ٠‏ 


ا 
- تركيب مغسلة مع انشاء جورة امتصاصية ۰ 


* - مدرسة الاناث الأولية - عمان : 
- انشاء قاطع من خشب بالصالون لأحداث مكتب لمديرة المدرسة ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 
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التقرير السنوي عن الأعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال سنة ۱۹۳۸ 


القسم الأول - الطرق : 

: صيانة الطرق‎ - ١ 
أ - لقد بلغ مجموع طول الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذه السنة‎ 
: كيلومتر » وهي‎ 7 


NTT ACO 
طريق عمان - وادي السير‎ -5 


۷ طريق صويلح - جرش ا 


ب - اما الطرق التي كانت تحت الصيانة المؤقتة فهي : 


يك 
۸ 


؟ - طريق مادا افا 


؟- طريق عبان - اک 


5- طريق عمان - وادي السير 


> ریق ازرقاء - را e‏ 
اضرق صف دار ا ا 


1٤ 


کا 
۰= = 
4 == 
۱۲۳ 

= = ١6 
== 


-١‏ طريق مفرق طريق والشلط ك البق يوشم كا النبي يوش 
- السلط 


3 تخريبات السيول : 
طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين) : 
- لقد حدثت تخريبات عديدة خلال الربع الأول لطريق السلط - جسر اللنبي 


(الملك إساين) بتائيل التتبر زو أكثن هد التتلزيباتا بالكياو ار ؟ وملسي ير 
۹ ل E‏ ات ا 
الأماكن المخربة وعملت الاحتياطات لمنع حدوث مثل هذه التخريبات في 
اشع إذ اتتيورى انشاء جدران استتادیا ےا الفاصل ےک ر ا ا 
بين القدونةة سر اللنبي (الملك كين في عة الناكن ومثلها بالكبلومتر ۲٩‏ 
١‏ وتم انشاء جدران استنادية من الباتون بالكيلومتر ٤٥‏ و ٠ ٤1‏ 

جد شام e‏ الي سم سبو 

جرى حفر خنادق بالجبال المحاذية للطريق قرب الكيلومتر ٥۰-٤٩‏ و ٤١-۳۹‏ 
اكير 3 إن و ل د ييي ر ا فنعا اة الطريق 
وتخريبها ٠‏ 

قطعت بعكو الكجاو مل ااا ادوس ينا أفي الكيلومتر 45 خشية 
سقوطها على الطريق وتخربها ٠‏ 

بسبب امطار شهر ية تان 1 افر تاسام الطريق في الكيلومتر /7- 
1و ۳-۳۰ و ٤٤-٤۳‏ و ٤1-٤٥‏ و 44-.ه و ٩۱-٦۰‏ » وقد تخربت 
الجدران الاستنادية القديمة الم ان الحجر الناشف وقد بوشر بناء جدران 


1o 


ھ: 


1 ك 


استنادية لهذه المواقع من اقفاص حديدية مملوءة بالجبش ولا يزال العمل مستمرا 
لاكماليا : 


طريق عمان - السلط : 

- بسبب امطار تشرين ثاني ١177‏ جرى تخريبات في محلات الخنادق لطريق 
عمان - السلط كيلومتر 5-5 وقد جرى عمل عدة سدود لبعض الاقسام لأجل 
تأمين جريان المياه ببطئ ٠‏ 

- بوشر بتوسيع الخنادق في الكيلومتر ٠١-9‏ لأجل تحويل المياه للجهة الشمالية 
ومنعها من مداهمة ارض حقول التجارب الزراعية ٠‏ 


طريق صويلح - جرش : 
- خلال الربع الأول من هذه السنة عملت شبكة حديدية لنهر الزرقاء لتأمين مرور 
السيارات وقد جرفتها المياه خلال تشرين ثاني ١5‏ وقد تم انشاء حصيرة 


٠ جديدة‎ 


طريق عمان - المحطة : 


- تم بناء جدران استنادية من اقفاص حديدية مملوءة بالجبش خلال الربع الثاني ٠‏ 


الرش السطحي لطريق عمان - السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
ای الكيلومة 1ن | کے ا با را لما 
Se‏ 

- الكيلومتر ۲۲-۲۰ . 

- الکیلومتر ۰۰0ر ۲۸ ۷۰۰ر ۲۹ ۰ 

۰ ٦۱-٥۲ الكيلومتر‎ - 


تعبيد وتزفيت طرق : 
طريق المقر العالي - دار دولة المعتمد البريطاني : 


٦ 


- تم تعبيد وتزفيت طريق المقر العالي - دار دولة المعتمد ٠‏ 


۲ - الطرق فوق العادة : 


١ 


۴ 


تزفيت طريق عمان - السلط : 

- تم تزفيت الكيلومتر ١5-١5‏ . 

- تم تزفيت الكيلومتر ٠ ١8-١5‏ 

- تم تزفيت الكيلومتر ۱۹-۱۸ ٠‏ 

- تم تحضير الصرار اللازم لتزفيت الكيلومتر ٠ ٠٠١-۲٤‏ 


تعبيد وتزفيت طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 

- بوشر بأوائل الربع الثاني من هذه السنة بأعمال تعبيد وتزفيت وتحسين طريق 
ادا 8 الحا رتا ت هذا الان اغاق اليد أ لافيت ار كر 
المبينة أدناه : 
= الكبازامتر 20-۲۹ ع 2١-2١‏ ء. ۱١۱2ی‏ کک 2 ل 2 ی عسل لض 
۹-۸ 0 55-.ضمه. 

- وقد بوشر بأعمال تعبيد وتزفيت الكيلومتر 57-5١‏ وقد تم منه %۳١‏ والعمل 
مستمر لاكماله وبهذا ينتهي مشروع تعبيد وتزفيت طريق السلط - جسر اللنبي 
لج ملك حو . 


طريق الشونة - داميا - كريمه : 
- بوشر في الربع الاخير بتحسين طريق داميا - كريمه وقد جرى توزيع الورشة 
على اقسام هذه الطريق لتصليح المحلات المستعجلة مع تركيب البراميل الفارغة 


اكمال طريق وادي الموجب : 


1Y 


الق 


الثاني 


من مدة عدة سنين بوشر بفتح الطريق لربط عمان مع المنطقة الجنوبية وقد تم 
فتح الطريق المذكور ما عو #والواقع بين ذيبان والقصر وطوله ٠م‏ 
كيلومترا تقريبا وفي عام ۱۹۳١‏ بوشر بفتح الثلاثين كيلومترا الباقية والتي تعد 
اصعب محل بكل الطريق بسبب نزول الطريق من وادي الموجب وفي سنة 
5 قد تم فك اقم ا بين" الف ار نرم رجب وطوله ١4‏ كيلومترا 
بصورة بسيطة وقد تم ايضا فتح ٠٠5ر١‏ كيلومترا من ٠6.در"5‏ كيلومتر 
الواقعين بين ذيبان ونزلة الموجب وقد تم من القسم الصعب من الطريق وهي 
نزلة وطلعة الموجب من جهة عمان ٠6٠.5در"‏ كيلومتر ومن جهة الكرك 
کیا یا پاک ٠.‏ 

وفي شهر آب ۹۳۸ قد بوشر بتكحيل القسم الباقي من طريق الموجب وقد تم 
من اعمال الفتح من جهة عمان ١٠٠ر‏ كيلومترا وبهذا فقد تم فتح طريق نزلة 
الموجب وقد تم ايضا فتح ٠٠ر"‏ كيلومترا من طلعة الموجب لجهة الكرك ولا 
يرك O E‏ ا ل لت E‏ 
المسافة يتم ربط الطريق بين عمان والمنطقة الجنوبية وعرض طريق الموجب 
(النزلة والطلعة) هي بين ٠٠ر٠‏ و ٠٠ر”‏ متر لأن التخصيصات لا تساعد على 
توسيع كافة اقم للذه الطريق) وقي إجالة تو هذا القسم والقسم] الوإقا ذا 
وادي الوالة وتصليح قسم الطريق بين الموجب والقصر في المستقبل فانها 
ستكون طريقا رئيسية بين عمان والجنوب وتمر من مناطق مأهولة بالقرى 
ومضارب البدو عوضا عن الطريق الحالية التي تمر من الصحراء ٠‏ 


- الاينية : 


- صيانة الابنية : 
المقر العالي : 


ك 


ترميمات زجاجية » تركيب شناكل › تركيب سكاكر › تركيب حنفيات ٠‏ 


1۸ 


- تصليح وتهوية ابواب ونوافذ واباجورات ٠‏ تصليح بابي حديد للكراج » تركيب 
شباكي اباجور ٠‏ 

- تركيب باب جديد لتكنة » شد شريط مناخلي للنوافذ » طراشة ودهان عموميان 
للجناح الشرقي ٠‏ طراشة ملونة لقسم الهاتف ٠‏ دهان جدران المطابخ» دهان 
ابواب ودرابزين الدرج » تسكير نافذتين بالحجر والاسمنت › تركيب بلاط جديد 
E EET E iij‏ للسطوح بالقلفونة 
والاسفلت» لحام مجاري الأمطار » تركيب اسبست عوضاً عن المكسور › ترقيع 
كحلة ٠‏ 

- مد مواسير ماء وحنفيات للبستان المجاور للبركة ٠‏ 

- تركيب جسورة (جسور) حديدية وزوايا حديد وشريط شوكي لحديقة امام القصر 
وسكن سمو الامير طلال ٠‏ 

- تمديدات كهربائية وتركيب مصابيح وغيرها للصالون الكبير مع تمديد اسلاك 
كهربائية وتركيب المصابيح اللازمة لثكنات الحرس الاميري › تصليحات عديدة 


ومتنوعة للأجهزة الصحية ٠‏ 


۲ - بناية موتور الكهرباء : 
- تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 
۳ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
- تنفير ارضية اسطبل لجعلها خشنة منعا لتزحلق الخيل » تحكيم جوانب سقف 
جورة امتصاصية بالاسمنت وتركييب باب حديدي للجورة » تم تغيير قسم من 
البطاريات الكهربائية » تصليح بلاط بعض الغرف » تصليح عموم القصارة » 
تصليح كحلة جدران ٠»‏ تصليح السطح بالاسفلت » دهان عموم المنجور من 
الخارج وبعض شبابيك من الداخل مع طراشة بعض الغرف » تركيب مواسير 
لمدفأة غرفة الغسيل » تنظيف مدفأة الماء الساخن ٠‏ تصليحات مواسير ٠‏ 


۹ 


؛ - الديون الاميري العالي : 
- تصليح كوخ صغير ٠‏ 
ه - رئاسة الوزراء : 
- تصليح نافذتين وباب » تركيب شباكي اباجور » طراشة غرفة المفتش الاداري 
والصالون » تنظيف مبولة ولحم سيفون رصاص » دهان عمومي لنوافذ وابواب 
ثلاث غرف » تركيب سقف من زينكو لموقف سيارة فخامة رئيس الوزراء ٠‏ 


5 - دائرة النافعة : 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


8 مديرية المعارف‎ N 
تنظية مرحاض‎ 2 


۸ أداترأة الأر اشن سابقا ملك محل يبك العجلو ني : 
- تصليح السطح بالاسفلت » تنظيف مرحاض في الربع الأول » وبمناسبة اخلاء 
الدائر وف اف اقلت د اول ارام لني اجر بت تايحات ال !نا ” 
- ترميمات زجاجية » تركيب بلاط عملي » خلع واعادة تركيب تسعة شبابيك من 
شريط مناخلي » تركيب سكاكر ومفاتيح وشناكل ٠‏ 


: قيادة الجيش العربي‎ - ٩ 
› تركيب خمسة شبابيك من خشب ابيض مع تركيب سيفون للطابق السفلي‎ - 


: مخفر درك عمان : طريق السلط‎ - ٠ 
٠ دهان باب الاسطبل‎ - 


00 


1١١ 


1۲ 


يا 


١ 


1° 


5 


1۷ 


۱۸ 


المجلس التشريعي : 
- قشط الطراشة القديمة وتجديدها » دهان عموم النوافذ والأبواب من الخارج › 


مدرسة الصناعة : 

- ترميمات زجاجية » دهان عمومي لغرفة التدريس ٠‏ دهان وجه واحد لجدران 
وسفو یا عر ١|‏ ار ككف إن كروت اشاس تركيب حنفية ۰ 
تصليح مواسير » تركيب ورق مزفت بمحلات متفرقة ٠‏ 

دائرة الاراضي الجديدة : 

- انشاء ديوان لغرفة السنترال » تركيب ماسورة لاجل تصفية ماء البراندا » تعبيد 
وتزفيت طريق الدائرة ( امام المكاتب ) ٠‏ 

مديرية الجمارك والمكوس : 

دائرة الاثار : 

- تركيب سيفون لمرحاض ٠‏ تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 

مكتب برق وبريد عمان : 


- طراشة عمومية ٠‏ 


اسطبل رواحل الشرطة في عمان : 
- مد أرضية شمينتو (اسمنت) لاسطبل رواحل الشرطة في عمان ٠‏ 


ا" 


18 - جمرك محطة عمان : 
- هدم صندوق حديدي من الدائرة القديمة وتثبيته بالاسمنت بالبناية الجديدة ٠‏ 


- تصليح باب المستودع » ترميمات زجاجية » تركيب ماسورة ٠‏ 


: ابنية حقول التجارب الزراعية - الجبيهة‎ - ٠ 
١117 ترميمات زجاجية » تصليح باب حديد جرار » تهوية ابواب وشبابيك عدد‎ - 
٠ بوشر بتعبيد الطريق داخل ارض الحقل‎ - 
٠ بوشر بتكميل توزيع المياه من بئر الحقل للمحلات اللازمة‎ - 


: السجن المركزي والمعسكر‎ - ١ 
| ر حاللية اب کا اک ہن‎ - 


۲ - مخفر ماركا : 
- أطراشةا وا هاما الي فى لم الاجا دة وون ١‏ كلو اا 
الابواب والشبابيك ٠‏ 


۳ - كراج المداخل : 
- تصليح باب جرار ٠‏ 
4 - دار الحكومة بالسلط : 

2 يان بوت ا اجا ريي طر ا مومه , ليح "ال بفلفونة : 
تصليح باب غرفة مستودع الجبش › تصليح شبابيك من حديد جرار » تصليح 
نوافذ زجاجية » تهوية ابواب وشبابيك » تثبيت حلق باب شباك جرار » تركيب 
صندوق حديدي بالاسمنت بمكتب المحاسب » ترميمات زجاجية » انشاء جدران 


فوق السطح بالجهة الخلفية لمنع تسلق الاشخاص للسطح ٠‏ 


VY 


5 - سجن السلط : 
- ترميمات زجاجية ٠»‏ تصليح سكرة » تنظيف جورة تفتيش ومواسير قذرة › 


5 - مدرسة تجهيز السلط : 
- ترميمات زجاجية » ترقيع قصارة » طراشة عمومية ٠»‏ دهان كافة الأبواب 
والنوافذ » تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 


۷ - مخفر الشونة : 
> ترقيع قصارة » قشط طراشة قديمة » طراشة عمومية » دهان الابواب والنوافذ » 
ku EA E A Ly‏ |. 


7 - مخفر جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
- فط ا ا اليل وة عار .اس دار قاب | ر انر ا ا 
شرا التاحلي > تركييب حثبة بب من سے د ۲ا اا 
زيت إيوات الراب والشيبيك ى عمل لها ل ت ساد ف ا 
الشمسية والتكنة ٠‏ 


48 - مخفر داميا : 
- عمل قصارة من تراب وتبن لبناية المخفر من الداخل والخارج مع طراشتها › 
تركيب شريط مناخلي لبعض النوافذ » دهان عموم الأبواب والنوافذ » تركيب 
سكرتين » تصليح سكاكر قديمة ٠‏ 


: دار الحكومة في مادبا‎ - ٠ 
قشط طراشة فة لفوفة فلم المقاطعاني أكلزااشة#الساحتين السماوية والداخلية‎ - 
وقسم الواردات وصالون القائمقام وقلمَ: المقاطعة وغرفة الاسلحة وثكنة الجند‎ 


تفن 


ومكتب التحقيق ٠‏ دهان ابواب الساحة من الداخل والخارج » ترميمات زجاجية 


> تركيب سكرة » دهان الدرابزين » دهان باب للمرحاض ۰ 


: مخفر الجيزة‎ - ١ 
» نحت قسم من حجر القوس فوق الدرج » تصليح قصارة بمحلات مختلفة‎ - 
ترقيع الدرج بالشمينتو (بالاسمنت) » قشط طراشة قديمة لثلاث غرف » طراشة‎ 
دهان عمومي للأبواب والنوافذ » تركيب سكرة » ترميمات‎ ٠ اربع غرف‎ 
زجاجية » تركيب شناكل » تعزيل جورة مرحاض ۰ تركيب باب حديد سكب‎ 


للجورة ٠‏ 
۲ - مخفر ذيبان : 


2 مد ارضية الاسطبل بالاسمنت مع قصارة الجدران بالكلس والرمل ٠‏ 


۲ - الاشغال الطفيفة : 
١‏ - متصرفية لواء البلقاء : 


- تثبيت صندوق حديدي بالاسمنت لمكتب مدير الايتام ٠‏ 


؟ - قيادة الجيش العربي : 


- تثبيت صندوق حديدي بالاسمنت ٠‏ 


۳ - دائرة الاثار : 


- تمديد مواسير ماء مع تركيب عداد وحنفية ٠‏ 


4 - ذائرة الزراظ > ا 
- تركيب واجهة من خشب وزجاج لمكتب مأمور المستودع ٠‏ 


© - قيادة منطقة البلقاء : 
- انشاء اسطبل رواحل الشرطة مع انشاء معلف ٠‏ 


V٤ 


: المجلس التشريعي‎ - ٠ 
٠ تمديد اسلاك كهربائية مع تركيب الشزيان والمصابيح اللازمة‎ - 


۷ - مدرسة الاناث الأولية - عمان : 
- انشاء قاطع من خشب لصالون الطابق السفلي لاحداث مكتب للمديرية ٠‏ 
۸ - دار الحكومة بالسلط : 
- تركيب عشر نوافذ من حديد جرار لشبابيك بعض الغرف » تركيب حاجز خشبي 
ييه EE TES‏ والمالية ٠‏ 
4 - سجن السلط : 
- تركيب شريط مناخلي لثمانية نوافذ » تصليح شباكي شريط ٠‏ 
٠‏ - مدرسة تجهيز السلط : 
- فتح باب ونافذتين مع تركيب المنجور اللازم ٠‏ 
١‏ - مخفر الشونة : 


- انشاء جورة امتصاصية لمياه المخفر مع تركيب حديد لعموم النوافذ ٠‏ 


؟١‏ - مخفر داميا : 
برك اذاي نيك ھا E‏ بلقل ل إل اف 


۳ - مخفر ذيبان : 
- تم انشاء مرحاض للمخفر من طوب شمينتو (اسمنت) مقصور من الداخل 


٠ والخارج‎ 


۳ - الابنية فوق العادة : 


Vo 


: المقر العالي‎ - ١ 
دهان ابواب ونوافذ عدد ۲۰۲ » دهان درابزين‎ » ۷٤ تصليح ابواب ونوافذ عدد‎ - 


٠ 5 عدد‎ 


؟ - مخفر شرطة ذيبان : 

- لغايات دفاعية جرى تسكير قسم من عموم النوافذ وتسكير بابين وفتح باب جديد 
وبناء سور امام الباب ٠‏ 

E n -‏ شر ) ااا کوان بالشفظر_الماء بوسط 
لكر ود امسوم كيام شاي © | الك ني #المراسير 
اللازمة » تركيب مواسير من سطح المخفر للبئر لتوصيل مياه المطر اليه » 
عمل جورة امتصاصية للاسطبل » تسكير احد ابواب الاسطبل . تركيب باب 
جرار للباب الثاني » تركيب شريط مناخلي لعموم نوافذ الاسطبل ٠»‏ تركيب 
شريط شوكي كسياج لجميع جهات المخفر ٠‏ 


القسم الثالث - المياه : 
١‏ - حفر بئر في حديقة مدرسة صويلح : 
- لقد تم من اعمال حفر البئر ٠١‏ متر عمق وقد جرى طمره بناء على طلب 
مديرية المعارف ونقل رصيد تخصيصات البئر لمديرية المعارف لحق المدارس 


المعاون الفني للواء البلقاء 


كا" 


التقرير الربع السنوي عن الأعمال التي أجريت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ۳/۳۱/ ١979‏ 
القسم الأول - الطرق : 
1 صيانة الطرق : 
بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا االعام ٠٠١‏ 
كيلومتر » وهي : 


وعلاوة على ذلك فقد تمت الأعمال الآتية : 

: طريق عمان - المحطة‎ - ١ 
تم انشاء جدران من اقفاص حديدية مملؤة بالجبش بوسط السيل بشكل قطاعات‎ 
- لأجل تخفيف قوة جريان الماء للمحافظة على الجدران الاستنادية لطريق عمان‎ 
المحطة وابعاد الجدران المذكورة بعرض ١٠ر٠ متر وارتفاع ٠٠ر١ متر وامام كل‎ 


جدار جدار آخر اوطئ منه بمتر بعرض ۰۰٠ر‏ متر وارتفاع ٠٠ر١‏ متر بشكل 


؟: طريق عمان - ناعور : 
- تم فتح طريق جديدة من المحرقة للكيلومتر السادس من طريق عمان - ناعور 
القديمة لأجل تغيير طلعة طريق ناعور ٠‏ 


YY 


۳ : طريق السلط - الجسر : 
- تم انشاء حاجز من اقفاص. ك اء بالجبش بطريق السلط = جسر اللنبي 
(الملك حسين) في الكبلواق اغ د اء ۷-20 , 0-4۹ , زمسلاه 
بعرض مترين وطول من 5-5 امتار لأجل تحويل مياه سيل وادي شعيب من 
قرب جدران الطريق لجهة أخرى محافظة على الجدران الاستنادية للطريق من 
ان تجرفها مياه السيل ٠‏ 
- بوشر بعمل خنادق بالجبال المجاورة للطريق في الكيلومترات 5١-5٠‏ و -٤١‏ 
٤‏ لأجل جمع مياه الامطار وتحويلها للعبارات لمنع جرف الحجارة والتراب 
من الجبال للطريق ٠‏ 


> | التزقيت الإأطادي [إطريلة#ظمان - السلط أ الجسر : 
LENE‏ ل | FE‏ 
السلط - الجسر في الكيلومترات K \ Imeem‏ ۲-۲و ae ٠‏ 
١‏ - الطرق فوق العادة : 
١‏ - طريق عمان - السلط : 


- طرح في المناقصة تحضير الحصمة اللازمة لتزفيت الكيلومتر ١١-١١‏ و٣۲-‏ 
5 من طريق عمان - السلط وسيباشر بأعمال التزفيت في السنة المالية المقبلة 


۲ - طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
- 2 تيف اه بو ر ان ل اا كير نبي (لملك 


اكمال طريق وادي الموجب : 
- لقد تم فتح طريق الموجب بنهاية شهر شباط ١17591‏ ويقدر طول المسافة التي 
تم فتحها نهاية العمل ب١١‏ كيلومتر ٠‏ 


TYA 


تيد 
- لقد أجريت التحسينات اللاز متا ١‏ #قداميا - كريمه : 
٤‏ - عبارات د 


الكيلومترات 55 وطوله ثمانية امتار والآخر في الكيلومتر ٤١‏ وطوله عشرة 
كا 


القسم الثاني - الابنية : 
أ - صيانة الابنية : 
١‏ - المقر العالي : 
- ترميمات زجاجية » تركيب غالات › تركيب حنفيات » تصليح وتهوية ابواب 
ونوافذ » تصليح مجاري الأمطار » تصليح السطوح بالقلفونة ٠‏ تصليح 
مراحيض وحمامات » تصليح الاسانسور (انظر الابنية فوق العادة) 
؟ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
- دهان خطوط ملعب التنس ؛ عمل كحلة لجدران البستان » تصليح قصارة ٠‏ 


قط المجلين_التشريعي: 
- تركيب عشرة شبابيك اباجور مدهونة ٠‏ 


؛ - قيادة الجيش العربي : 
- تركيب صندوق حديدي بالاسمنت بمكتب قائد الجيش ٠‏ 


6 - مدرسة الصناعة : 


- تركيب تسعة شبابيك من حديد ذات حلوق من خشب ابيض مدهون ٠‏ 


۷۹ 


5 - دائرة الاثار - عمان : 
- تبليط ارضية اربع غرف » دهن خمسة بواب وثماني نوافذ » تصليح غرفة 
وصالون » تصليح خمسة أبواب » طراشة اربع غرف » تكحيل سلاح الابواب 
والنوافذ »> قصارة صالون وغرفتين بقصارة كلسية ذات زنار اسمنت بارتفاع 
متر ١‏ 
۷ - دار الحكومة بالسلط : 
- تركيب باب ٠‏ تركيب اربع شبابيك اباجور لصالون القائمقام وغرفة كاتب 
الرسائل مع دهان الاباجورات ثلاثة وجوه ٠‏ 


۸ - مدرسة تجهيز السلط : 
- تركيب مصبعات حديدية لست نوافذ » تركيب عوارض حديدية وغالات لأبواب 
SO‏ 
- بوشر بتحسين مياه الشرب بتركيب سبعة براميل متصلة بمواسير وتركيب ٠١‏ 
حنفية ٠‏ 
9 - مخفر الشونة : 
- تركيب برميل حديد ومواسير ودوش للحمام ٠‏ 
٠‏ - مخفر داميا : 
- تركيب برميل حديد ومواسير ودوش للحمام وتركيب حديد مبسط لتمكين ثلاث 


: دار الحكومة في مادبا‎ - ١ 
تم انشاء براكة جديدة من طوب شمينتو (اسمنت) بدلا من البراكة الخشبية‎ - 


القديمة ¢ هدم قصارة قديمة وتجديدها ٠‏ 


YA 


> مكقن الجرز ة: 
- تجديد خمسة شبابيك زجاجية وبابين وتصليح قصارة وكحلة ٠‏ 


۳ - مخفر ذيبان : 
= ترقيع قصارة شمينتو (اسمنت) > تصليح كحلة » تصليح السطح بالقلفونة » مد 
أرضية باتون لمدخل المخفر » تركب برميل حديد ومواسير ودوش للحمام ٠‏ 
14 - مستودع الجمارك - عمان : 
- تركيب شناكل وترميمات زجاجية » تصليح وتهوية ۲۸ نافذة ٠‏ 


؟ - الاشغال الطفيفة : 
١‏ - مخفر الجيزة : 
چ تم انشاء جورة امتصاصية مع تركيب المواسير اللازمة ٠‏ 
؟ - مدرسة تجهيز السلط : 
- بوشر بتركيب ۷ براميل موصولة بمواسير مع تركيب ١١‏ حنفية لتحسين مياه 


اشر 


۳ - الابنية فوق العادة : 
١‏ - المقر العالي : 
- تم تحسين مطبخ المقرالعالي بعد تجديد القصارة وتبليط الجدران ببلاط صيني ٠‏ 


۲ - حقل التجارب الزراعي في الجبيهة : 
= مد موا ا ا | الل ا 4ل اء من حجر جبش 


واسمنت وتركيب باب حديد للمستودع ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


۸۱1 


التقرير الربع السنوي عن الاعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ١999/5/٠١‏ 


القسم الأول - الطرة 
١‏ - صيانة الطرق : 

بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ٠٠١‏ 
كيلومتر » وهي 


LE bl ٤‏ ن 


اما الطرق التي كانت تحت الصيانة المؤقتة فهي 


le TE 


Wk 


*- طريق مادبا ”اد 


4 - طريق عمان - وادي السير 


6- يق صويلح - وادي السير ١‏ 


١ 
۲ طريق اليادودة - الجيزة‎ -۷ 


YAY 


۸- طريق الموجب من الحاجب الى الحاجب ١5‏ 


5 


وعلاوة على ذلك فقد تم تزفيت وجه ثالث لطريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) 
من الكيلومتر 57-5٠‏ . 


۲ - الطرق فوق العادة : 
تزفيت طريق عمان - السلط : 
- تم تزفيت الكيلومتر ٠ ۲١-۲١‏ 
- تزفيت الكيلومتر 75-١75‏ تم منه ٠ %۲١‏ 
- وعلاوة على ذلك فقد بوشر ببناء الجدران من احجار ناشفة ومد المواسير 
اللازمة لسحب مياه الينابيع آلتي تتفجر اثناء موسم الشتاء بوسط الطريق في 
الكيلومتر ١-١7‏ وبد ذلك سيباشر بتزفيته ٠‏ 


> 5 بناء جسورة (جسور) : 
- تم انشاء جسرين بطريق السلط - جسر اللنبي (الملك حسين ) احدهما في 
الكيلومتر ٠١‏ وطوله ثمانية أمتار والآخر في الكيلومتر ٤١‏ وطوله عشرة أمتار 
القسم الثاني - الابنية : 
أ - صيانة الابنية : 
١‏ - المقر العالي : 
- ترميمات زجاجية » تركيب غالات » تصليح وتهوية أبواب ونوافذ » تصليح 
الاسانسور » تركيب حنفيات » طراشة عمومية للقصر الثاني › دهان بويا 
وجهين لغرفتين بالطابق الثاني » ترميمات عديدة ومتنوعة للأجهزة الصحية ٠‏ 
؟ - الماء والكهرباء في المقر العالي : 
- تنظيف خزاني مياه على اسطحة المقر العالي » تنظيف الخزان العمومي ٠‏ 


YAY 


۳ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
- شد الشريط الشوكي لسياج دار دولة المعتمد ٠‏ 
4؛ - دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية : 
- خلع صندوق حديدي من الدائرة القديمة وتثبيته بالاسمنت بالدائرة الجديدة بمكتب 
ه - المجلس التشريعي : 
ن 301 تان نجه ا 
E‏ مدرسة الصناعة : 
- ترقيع ارضية باتون ٠‏ 
FV‏ جمرك المحطة القديم : 
- دهان عموم الأبواب والنوافذ ٠‏ 
۸ | لمخار مامكا 
- أطر اثلة يهان #همرافيان ٠‏ [تكحلك إاقراان الأبوال (النوافذ » ترملمات سباي | 
تهوية أبواب٠‏ 
٩‏ - حقول التجارب الزراعية : 
يوذ !| لك بلك ا س رن ر اوج ا ساقي اي المركبة 
لبر ال کا سكن امور الكفل ف 
٠‏ - دار الحكومة في مادبا : 
- طراشة ودهان عموميان » ترقيع قصارة شمينتو (اسمنت) ٠‏ 


- بوشر بتركيب ثماني نوافذ اباجور ٠‏ 


YA 


: مخفر الجيزة‎ - ١ 
٠ تصليح عتبة باب ودرجتين » تكحيل اقواس ثلاثة أبواب واربع نوافذ‎ - 
تكحيل جدران الساحة‎ ٠ بوشر بعمل قواطع من باتون لاسطبل الرواحل‎ - 
٠ السماوية ومدخل المطبخ » طراشة عمومية‎ 


1۲ 


دار الحكومة بالسلط : 
- قشط طراشة قديمة لخمس غرف »› طراشة تسع غرف » دهان عمومي للأبواب 
والنوافذ » دهان حاجز خشبي ٠‏ 
۳ - سجن السلط : 
- قشط طراشة قديمة » طراشة ١١‏ غرفة » دهان ٠١‏ جسر حديد » دهان عموم 
الأبواب والنوافذ » عمل درجة من شمينتو (اسمنت) › تكحيل جدران الجهة 
14 - مدرسة تجهيز السلط : 
- طرح في المناقصة عمل كحلة لجدران صالون المدرسة وسيباشر بها ٠‏ 
٠‏ - مخفر الشونة : 
- ترميم قصارة الاسطبل من الداخل والخارج > تصليح الاستحكامات > ترقيع 
قصارة الثكنة والساحة » طراشة عمومية > دهان عمومي »> تصليح مجاري 
المياه ٠‏ 
15 - مخفر داميا : 
- تصليح قصارة الجر ان من الداحل ر الكار ج فصارة المطبخ الذي انشأ مجددا 
> طراشة عمومية من الداخل والخارج » تصليح مجاري المياه ٠‏ 


۲ - الاشغال الطفيفة : 


YAo 


: رئاسة الوزراء‎ - ١ 
تسكير باب بطوب شمينتو (اسمنت) » قصارة مكتب فخامة رئيس الوزراء‎ - 
المعظم بقصارة اسمنت وكلس » بناء مرحاض جديد » تصليح سيفونين » تركيب‎ 
٠ واجهات نقاله لحفظ الاضبارات‎ 


= و 
- تركيب واجهات خشبية ثابتة ذات رفوف ٠‏ 
۳ - قيادة الشرطة في عمان : 
“اندي فلكي #والقديم لے تیر انشاء کل جديا : 
؛ - محكمة بداية عمان : 
- تركيب باب حديد وشريط سجون لنافذة الغرفة المخصصة للموقوفين ٠‏ 
ه - مديرية الزراعة والمعادن والبيطرة : 
- انشا ر فقكبية لموظف الهاتف : 
5 - اكمال العيادة الطبية في الجيزة : 
- قام طبيب البادية بشراء اللوازم وتشغيل العمال وقد صرفت الدائرة الاثمان ٠‏ 
۳ - الابنية فوق العادة : 
١‏ - حقول التجاراك الزراعية : 
- بوشر بانشاء مستودع للتبن وقد تم من هذا العمل %۳۳ ٠‏ 
۲ - انشاء اسطبل لرواحل درك السلط : 
- بوشر بتحضير الحجارة والرمل بواسطة المساجين ٠‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


الملا 


التقرير الربع السنوي عن الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۹/۹/۳۰‏ 
عن اعمال لواء البلقاء 
القسم الأول - الطرق : 
١‏ - صيانة الطرق : 
ا بلغ جموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ٠٠١٠١‏ 
كيلومتر » وهي : 


ب - فتح طرق جديدة : 
- تم فتح طريق جديدة من المقر العالي وطريق السلط ويبلغ طولها ما يقارب من 
خماظة كيلومترات وقد تمقانتاع حار ليذه الطريق |رطولد)ةر ° ثرا 


؟ - الطرق فوق العادة : 
تزفيت طريق عمان - السلط : 
- تم تزفيت الكيلومتر 4 55-5 
- تم تزفيت الكيلومتر ١٠٠ر417-١٠٠6٠'ار"١‏ 
- تم تزفيت وجه ثالث من الكيلومتر ١٠٠5رة‏ -١٠٠ر؟١‏ 
- تم تحضير الصرار اللازم'لتزفيت الكيلومشر ۲۹-۲۰ -۲۸-۲۷ . 


YAY 


: ) يناع جسورة (جسور‎ -٣۳ 
- بوشر بأول هذا الربع بانشاء؛أجسر'فوق نهر الزرقاء على طريق صويلح‎ - 
وبوشر باعمال التسوية الترابية‎ 96٠٠١ جرش وقد تم من اعمال بناء الركائز‎ 
اللازمة للطريق من طرفي الجسر وتخطيط الاقسام اللازمة لللاقتطاع وقطع‎ 
الصخور من الطرق مع انشاء عبارة لتسهيل جريان المياه »والاعمال جاهزة‎ 
٠ لتركيب الجسر حين وصوله من انجلترا‎ 
: القسم الثاني - الابنية‎ 
: أ - صيانة الابنية‎ 
: المقر العالي‎ - ١ 
دهان جسورة (جسور)‎ - 
› دهان واجهة خشبية لمدخل بالطابق السفلي » دهان ممر ودرج بالجهة الغربية‎ 
تركيب شريط مناخلي لنافذة المطبخ » تصليح‎ ٠ قشط وطراشة اربعة غرف‎ 
ابواب ونوافذ » تركيب مصبعات حديدية لنافذة » تصليحات عديدة متنوعة‎ 
للاجهز فال“ حب اء‎ 


mo» 


خشب وزنانير غرف »۰ دهان ثلاثة ابواب وثلاث نوافذ › 


دك رئاسة الوزراء : 


- الغاء مرحاض قديم وانشاء مرحاض جديد » تركيب سارية علم بالدائرة الجديدة 


* - قيادة الجيش العربي : 
- طراشة ثلاث غرف » طراشة غرفة اللاسلكي ٠‏ ترميمات زجاجية ٠‏ 


£ - مديرية الصحة ٠‏ 


- ترميمات زجاجية ٠‏ 


6 - دائرة الشرعية : 


TAA 


- نقل صندوق حديدي من الدائرة القديمة وتثبيته بالشمينتو (بالاسمنت) بالدائرة 
الجديدة ٠‏ 
5 - قيادة البادية - عمان : 


- نقل صندوق حديدي من الدائرة القديمة وتثبيته بالشمينتو (بالاسمنت) بالدائرة 


۸ - مخفر اليادودة : 
- طراشة ودهان عموميان ٠‏ 
|٠‏ دار الحكوطة بالسلط : 
- تهوية شباك › تصليح اربعة شبابيك وبابين ٠‏ 


: سجن السلط‎ - ٠ 


- عمل مجرى من مواسير فخار بدلا من المجرى الترابي القديم » تركيب شريط 
مناخلي لثلاث نوافذ » تركيب شريط سجون لتسع نوافذ » ترميمات زجاجية ٠‏ 


: مدرسة تجهيز السلط‎ - ١ 
قصارة الصالون والمدخلين بقصارة اسمنت » عمل‎ ٠ تم تعزيل جور المراحيض‎ 2 
› زنار للغرف والصالون بارتفاع ٠5ر١ متر مدهون بالشمينتو (بالاسمنت)‎ 


طراشة ا 2 ف ا لت تيه ا واشُبابيك عدد (5؟) ۰ 
تصليحات عديدة للأبواب والشبابيك ٠‏ 


: دار الحكومة في مادبا‎ ١ 
٠ تركيب ثماني نوافذ اباجور » تسكير فوهة بئر‎ - 


۸4٩ 


۳ - مخفر جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
- طراشة ودهان عموميان ٠‏ 


: مخفر داميا‎ - ٤ 
٠ دهان عموم النوافذ‎ - 


: مخفر الشونة‎ - ٠ 


a 


- ت 5 جوره دفدیس 


7 - مخفر الجيزة : 
- تم عمل قواطع من,باتون لاسطبل الرواحل » ترقيع قصارة شمينتو (اسمنت) › 
فلل ادا ااك ها مارية“ طر قمر ميه 


۲ - الاشغال الطفيفة : 
١‏ - رئاسة الوزراء الجليلة : 


- |انشاء مر حاظص جدید » تركيب باب ٠‏ 


۳ - الابنية فوق العادة : 
١‏ - حقل التجارب الزراعية : 
- تم انشاء مستودع للتبن ٠‏ 
؟ - المخافر : 
- اعطيت اوامر المباشرة للمتعهدين بالمباشرة ببناء المخافر المذكورة أدناه : 
= مخفر صويلح › مخفر ام الرمان » مخفر الشونة » مخفر ناعور » مخفر 
E‏ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


1۹۰ 


التقرير الربع السنوي عن الثلاثة اشهر المنتهية في ٠۹۳۹/۱۲/۳۱‏ 
القسم الأول - الطرة 
١‏ - صيانة الطرق : 


بلغ مجموع الطرق التي كن الحا الكففيائة اة كلد لهذا الربع 17٠١‏ كيلومتر > 
وهي : 


O E E ER 
ا طرق عان - اورا‎ 


== >٤ طريق عمان - المقر العالي مع فرع دار دولة المعتمد ا‎ -٣ 


| عااوع على ذلك هة برقي اللقدم الا اغ الحطرة من لحل الملاصق لمر يق ااا ل 
الجسر بموقع الكيلومتر 51-545 مع انشاء عبارة بعرض ۲ متر وطول ۷ متر مع تصليح 
الطريق بين الشونة - وداميا ٠‏ 


۲ - بناء جسورة (جسور) : 
- بوشر بأول هذا الربع بانشاء جسر فوق نهر الزرقاء على طريق صويلح - 
جرش 770077777 0 | ا ل التسوية الثرابية 
للطريق من طرفي الجسر %۸٠0‏ مع انشاء عبارة لتسهيل جريان المياه » هذا 
وقد وصل قسم كبير من قطع الجسر الحديدية وقد طرح أمر تركيبه في 
المناقصة ٠‏ 


۲۹۱ 


القسم الثاني - الابنية : 


أ - صيانة الابنية : 


١ 


المقر العالي : 
دهان مدخل سماوي » تركيب مجلى جديد » تصليح السطوح بالقلفونة » ترميم 
مجاري الامطار » تصليحات صحية ٠‏ 

سكن سمو الامير طلال المعظم : 

دار دولة المعتمد البريطاني : 

- تصليح بابين ٠»‏ تصليح جورة تفتيش » تركيب شريط لماسورة تهوية › لحام 
مجاري الأمطار ٠‏ 

ا الغ ال 

- ركيب قوب الف عوضا يعن_المكسور ا ا8١‏ غرف 


لس ريي 
- ترميمات زجاجية ٠‏ 


وزارة العدلية - ملك صالح بك : 


- تركيب ماسورة تهوية ٠‏ 


دائرة تدقيق الحسابات : 


- تركيب شريط مناخلي لماسورة تهوية ٠‏ 


مديرية البرق والبريد - عمان : 
- تركيب شريط مناخلي لماسورة تهوية ٠‏ 


۹4۲ 


6 = مدرسة الصناعة : 

- ترميمات زجاجية » تركيب شريط مناخلي لماسورة تهوية ٠‏ 
٠‏ - دائرة الاثار - عمان : 

- بوشر بعمل قصارة جديدة للسطح ٠‏ 
١‏ - جمرك محطة عمان : 

- ترميمات زجاجية » تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 


: دار الحكومة بالسلط‎ -١ 
٠ ترميمات زجاجية‎ - 


: سجن السلط‎ - ١ 


- ترميمات زجاجية » طراشة خمس غرف ٠‏ 


14 - مخفر الشونة : 
- تصليح بناء بمؤونه شمينتو (اسمنت) > قصارة ترابية » ترميمات زجاجية › 
٠‏ دار الحكومة في مادبا : 


- قشط طراشة قديمة وعمل زنار من دهان بويا لصالون القائمقام وغرفتين › 


۳ - الابنية فوق العادة : 


: المقر العالي‎ - ١ 


۹۳ 


م- 


-5 


- تم من اعمال بناء هذا المخفر 0/00١‏ 


مخفر ام الرمان : 
- تم من اعمال بناءة هذا المحتيير. 901 


مخفر الشونة : 
- تم من اعمال بناء هذا المخفر “٤١‏ 


مخفر سحاب : 
- تم من اعمال بناء هذا المخفر %٣١‏ 


مخفر ناعور : 
3 تم من اعمال بناء هذا المخفر 2/0 


اسطبل رة ا 
- تم من اعمال بناء هذا الاسطبل ۰ 


المعاون الفني للواء البلقاء 


53 


التقرير السنوي عن الأعمال التي تمت في لواء البلقاء 
خلال سنة ۱۹۳۹ 


القسم الأول - الطرق : 

أ - صيانة الطرق : 
بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا االعام ٠٠١‏ كيلومتر › 
وهي : 


١-طريق‏ عن - املظ - جر ني [ك سين 
-١‏ طرق ان - اررق 


"- طريق عمان - المقر العالي مع فرع دار دولة المعتمد أ٤‏ == 


البريطاني وطريق القلعة 


ب - اما الطرق التي صلحت مرة واحدة خلال فصل الصيف فهي : 

١‏ - طريق مادبا - حمام ماعين 

؛- طريق عا كلدي 1ا 

ل ر 
ت عت ت _ یا ا 


طرق الدوجب من سايب ا کا e‏ 


1 
٥‏ = = 
۷- طريق اليادودة - الجيزة 
ET‏ 


۹0° 


وعلاوة على ذلك فقد تم انشاء جدران من اقفاص حديدية مملؤة بالجبش بوسط 
السيل بشكل قطاعات لأجل تخفيف قوة جريان الماء للمحافظة على الجدران 
الاستنادية لطريق عمان - المحطة وابعاد الجدران المذكورة بعرض ٠٠ر5"‏ متر 
وارتفاع ٠٠ر١‏ متر وامام كل جدار جدار آخر اوطئ منه بمتر بعرض ۰٠ر٣‏ متر 
وارتفاع ٠٠ر١‏ متر بشكل الدرج » وهذه الأعمال تمت في أول الربع الأول ٠‏ 


طريق السلط - الجسر : 

- تم انشاء حاجز من اقفاص حديدية مملوءة بالجبش بطريق السلط - جسر اللنبي 
(العلك حتشي) سفن سالك يلور انام وی 9 2-1 ارو" يك" د لبر هاه 
بعرض مترين وطول من 6-5 امتار لأجل تحويل مياه سيل وادي شعيب من 
قرب جدران الطريق لجهة أخرى محافظة على الجدران الاستنادية للطريق من 
ان تجرفها مياه السيل ٠‏ وقد بوشر بعمل خنادق بالجبال المجاورة للطريق في 
الكيلومترات 4١-4٠‏ و ٠٤-٤١‏ لأجل جمع مياه الامطار وتحويلها للعبارات 
لمنع جرف الحجارة والتراب من الجبال للطريق وقد بوشر بهدم المواقع 
الخطرة من الجبل في الكيلومتر 55-526 ٠‏ 


: طريق داميا - كريمه : 

- اجريت التحسينات اللازمة بطريق داميا - كريمة ٠‏ 

طريق عمان - ناعور : 

- تم فتح طريق جديدة من المحرقة للكيلومتر السادس من طريق عمان - ناعور 
القديمة لأجل تغيير طلعة طريق ناعور ٠‏ 

التزفيت السطحي لطريق عمان - السلط - الجسر : 


- تم تزفيت وجه 0 الغا فر ر ا (الملك حسين) من الكيلومتر 
Oof —‏ » 


۲۹٦ 


5 تم تزفيت وجه ثالث للكيلومترات ۱۹-۱۲٤ › ١7-5‏ و ۲۳-۲۲ من طريق عمان 
- السلطه 


۲ - الطرق فوق العادة : 

: تزفيت طريق عمان - السلط‎ - ١ 
ثم تزفيت الك ا ار ج ا نم الل‎ = 
٠ ۲۸-۲١ تم تحضير الصرار اللازم لتزفيت الكيلومتر‎ - 


۲ - طريق السلط - جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 
GET rye E‏ الللدل - الج ؛ 
* - ف 3 حديدة : 
اكمال طريق وادي الموجب : 
- تم فتح طريق الموجب بنهاية شهر شباط ١129‏ ويقدر طول المسافة التي تم 
ای لحمل ب ١‏ كياومتز ٠‏ 


طريق المقر العالي - طريق السلط : 
- تم فتح طريق جديدة بين المقر العالي وطريق السلط ويبلغ طولها مايقارب من 
5 كيلومتر وقد تم انشاء عبارة بهذه الطريق ٠‏ 
٤‏ - عبارات 5 
١‏ - طريق السلط - الجسر : 
ام ا ب سن ال ساك انك ن) احدهما في 


الكيلومترات 55 وطوله ثمانية امتار والآخر في الكيلومتر ٤١‏ وطوله عشرة 
امثار ٠‏ 


۲ - طريق صويلح - جرش : جسر الزرقاء : 


۹۷ 


- تم بناء الركائز على نهر الزرقاء لطريق صويلح - جرش لأجل تركيب جسر 
حديدي وقد وصل لموقع العمل قسم كبير من القطع وقد طرح تركيبه بالمناقصة 
وقد تمت اعمال التسوية الترابية للطريق من طرفي الجسر » ولا يزال العمل 
مستمرا لاكمال ا 7 


القسم الثاني - الابنية : 
أ - صيانة الابنية : 
١‏ - المقر العالي : 
= ترميمات زجاجية » تركيب غالات » تركيب حنفيات » تصليح وتهوية ابواب 
ونوافذ » طراشة عمومية لغرف القصر الثاني » وطراشة سبع غرف بالقصر 
الكبير » تصليح مجاري الأمطار » تصليح السطوح بالقلفونة » تهوية وتصليح 
أبواب ونوافذ ٠‏ 
- دهان بويا وجهين لجدران غرفتين بالطابق الثاني ٠‏ دهان جسورة (جسور) 
سقف وزنانير غرف » دهان واجهة خشبية بالطابق السفلي » دهان ممر ودرج 
بالجهة الغربية ٠‏ 
- دهان مدخل سماوي» تركيب شريط مناخلي لنافذة السطح › تركيب مصبعات 
حديدية لنافذة » تركيب مجلا » ترميمات عديدة ومتنوعة للأجهزة الصحية ٠‏ 
؟ - سكن سمو الامير طلال المعظم : 
- تصليح حمام » تصليح مرحاض » تصليح السطح بالقلفونة ٠‏ 
۳ - دار دولة المعتمد البريطاني : 
- تصليح بابين » تصليح مجاري الأمطار » تصليح جورة تفتيش » تركيب شريط 


مناخلي لماسورة 134 ١‏ 98 لا و يلاج الدار » دهان خطوط ملعب 
التنس » عمل كحلة لجدران البستان » تصليح قصارة 0 


۹۸ 


> - رئاسة الوزراء السابقة : ملك عبد الله بيك الحمود : 
5 الغاء مرحاض قديم » وانشاء مرحاض جديد » تركيب سارية للعلم ٠‏ 
- تثبيت صندوق حديد بالاسمنت بغرفة مدير الايتام » بعد نقل الرئاسة لملك ابو 
قورة واشغالها من قبل الشرعية ٠‏ 
ه - المجلس التشريعي : 
- تركيب ٠١‏ شبابيك اباجور » ترميمات زجاجية » دهان البوابة الرئيسية ثلاثة 
يحوي 
٦‏ - الماء والكهرباء في المقر العالي : 
- تنظيف خزاني مياه على اسطحة المقر العالي » تنظيف الخزان العمومي ٠‏ 
۷ - دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية سابقا ( ملك سعيد بك المفتي ) : 
- تثبيت صندوق حديدي بالاسمنت بمكتب مدير الايتام ٠‏ 
۸ - قيادة الجيش العربي : 
- ترميمات زجاجية » طراشة ١8‏ غرفة ٠‏ تركيب قرميد للسقف عوضاً عن 
٩‏ - قيادة البادية - عمان : 
- نقل صندوق حديدي من الدائرة القديمة وتثبيته بالشمينتو (بالاسمنت) بالدائرة 
الجديدة ٠‏ 
٠‏ - مديرية الصحة : 
- ترميمات زجاجية ٠‏ 
١‏ - وزارة العدلية : 


- تركيب شريط مناخلي لماسورة تهوية ٠‏ 


۹۹ 


۲ - دائرة تدقيق الحسابات : 


- تركيب شريط مناخلي لماسورة تهوية ٠‏ 


۳ - مديرية البرق والبريد - عمان : 
- تركيب شريط مناخلي لماسورة تهوية ٠‏ 
٤‏ - دائرة الاثار - عمان : 
- تبليط ارضية اربع غرف ٠‏ تركيب ثمانية نوافذ جديدة » دهان خمسة ابواب 
وثمان نوافذ » تصليح طيوان غرفة وصالون » تصليح خمسة أبواب ٠‏ 
- طراشة اربع غرف » تكحيل اقواس الأبواب ٠‏ 
- قصارة صالون وغرفتين بقصارة كلسية ذات زنار اسمنت بارتفاع متر » بوشر 
بعمل قصارة جديدة للسطح ٠‏ 
٠‏ - مدرسة الصناعة : 
- ترقيع ارضية باتون » ترميمات زجاجية » تركيب شريط مناخلي لماسورة تهوية 
> تركيب تسعة شبابيك من حديد ذات حلوق من خشب ابيض مدهون ٠‏ 
5 - جمرك المحطة القديم : 
۷ - مخفر ماركا : 
- طراشة ودهان عموميان » تكحيل اقواس الأبواب والنوافذ » ترميمات زجاجية » 


تهوية أبواب ٠‏ 


۸ - مخف راليادودة : 


- طراشة ودهان عموميان ٠‏ 


۹ - دار الحكومة في مادبا : 
- طراشة ودهان عموميان ٠‏ ترقيع قصارة شمينتو (اسمنت) ٠‏ تركيب ثمان نوافذ 
اباجور » تم انشاء غرفة جديدة من طوب شمينتو (اسمنت) بدلا من البراكه 
الخشبية القديمة » هدم قصارة قديمة وتجديدها › بوشر بقشط طراشة قديمة 
وعمل زنار من دهان لصالون القائمقام وغرفتين » ترميمات زجاجية تركيب 
مفصلات اباجور وشناكل وفواكير ٠‏ 


: مخفر الجيزة‎ - ٠ 
تكحيل اقواس ثلاثة أبواب » عمل قواطع من‎ ٠ تصليح عتبة باب ودرجتين‎ - 
باتون لاسطبل الرواحل » طراشة عمومية » تركيب خمس نوافذ زجاجية وبابين‎ 
٠ تصليح قصارة وكحلة‎ > 


: مخفر ذيبان‎ - 0١ 
EE N EE IK IES 
٠ أرضية باتون لمدخل المخفر » تركيب برميل حديد ومواسير ودوش للحمام‎ 
: حقل التجارب الزراعي - الجبيهة‎ - 5 
مسومو اميد أن باج اكلم افو ملعو رسو ا ار“‎ = 
: دار الحكومة بالسلط‎ - ۳ 
› ترميمات زجاجية » تركيب باب وثلاث شرشاوات لمستودع قيادة المنطقة‎ - 
تركيب اربعة شبابيك لصالون الادارة وغرفة كاتب الرسائل » دهان الاباجور‎ 
ي#قديمة لخمس غرف‎ 14 E 2 O 
تهوية وتصليح اربعة شبابيك‎ ٠» دهان حاجز خشبي‎ ٠ طراشة تسع غرف‎ > 


٠ وبابين‎ 


24 - سجن السلط : 


ترميم زجاج ٠‏ طراشة ١١‏ غرفة › دهان 55 جسر حديد » دهان عمومي 
للأبواب والنوافذ » عمل درجة من ليمنت » تكحيل جدران الواجهة الجنوبية 
الشرقية » مد أرضية اسمنت لممر خارجي بالجهة الشمالية » تركيب شريط 
مناخلي لثلاث نوافذ » تركيب شريط سجون لتسع نوافذ » عمل مجرى من 
مواسير فخار بدلا من المجرى الترابي القديم ٠‏ 


5 - مدرسة تجهيز السلط : 


تركيب مصبعات حديد لست نوافذ » تركيب عوارض حديدية وغالات لأبواب 
المد ق 

تحسين مياه الشرب بتركيب سبعة براميل متصلة بمواسير وتركيب ٠١‏ حنفية » 
قصارة صالون ومدخلي المدرسة بقصارة شمينتو (اسمنت) » عمل زنار للغرف 
والصالون بارتفاع ٠5ر١‏ متر مدهون . طراشة ٤‏ غرف والصالون والمدخلين 
تهولة او الب ينوا دد تالببايحات_متنوعة لار الف ا 


5 - مخفر الشونة : 


تصليح قصارة الاسطبل من الداخل والخارج > تصليح الاستحكامات > ترقيع 
قصارة الثكنة والساحة » طراشة عمومية » دهان عمومي › د د جورة تفتيش 
> تصليح مجاري المياه » تركيب برميل حديد ومواسير ودوش للحمام ٠‏ 


۷ - مخفر جسر اللنبي ( الملك حسين ) : 


طراشة ودهان عموميان ٠‏ 


8 - مخفر داميا : 


دهان عسوم الث و تر :182007 الداحل والخارج » طراشة 
عمومية من الداخل والخارج » تصليح مجاري مياه الامطار » تركيب برميل 
حديد ومواسير ودوش للحمام » تركيب حديد مبسط لتمكين ثلاثة ابواب ٠‏ 


۲ - الاشغال الطفيفة : 


> 1 


مخفر الجيزة : 

- انشاء جورة امتصاصية مع تركيب المواسير اللازمة ٠‏ 

مدرسة تجهيز السلط : 

- تم تحسين مياه الشرب وذلك بتركيب ۷ براميل موصولة بمواسير مع تركيب 
5 حنفية ٠‏ 

رئاسة الوزراء سابقا ( ملك عبدالله بك الحمود) : 


2 تسكير باب بطوب شمينتو (اسمنت ) » قصارة مكتب فخامة رئيس الوزراء 
| لمعظم بقصارة ١‏ سمنت » بناء مرحاض جديد ٠‏ تركيب واجهات نقالة لحفظ 


الأوراق ۰ 

وزارة المالية : 

- تركيب واجهات خشبية ثابتة ذات رفوف ٠‏ 

قيادة الشرطة - عمان : 

- تحويل الكراج القديم الى غرفة وانشاء كراج جديد ٠‏ 

محكمة بداية عمان : 

- تركيب باب حديد وشريط سجون لنافذة الغرفة المخصصة للموقوفين ٠‏ 

مديرية الزراعة والبيطرة : 

= انشاء 22 ا CE‏ اك 

اكمال العيادة الطبية في الجيزة : 

- قام طبيب البادية بمشترى اللوازم وتشغيل العمال وقد صرفت ادارة النافعة 
اثمان اللوازم وأجور العمال ٠‏ 


۳ - الابنية فوق العادة : 
١‏ - المقر العالي : 
- تم تحسين مطبخ المقرالعالي بعد تحديد القصارة وتبليط الجدران » ثم عمل 
منورين للسطح من هيكل حديدي وزجاج سماكة “ملم ٠‏ 
؟ - حقل التجارب الزراعي في الجبيهة : 


- انشاء مستودع للتبن ٠‏ 
> مد مواسير ماء من البئر للابنية وللحقل وانشاء خزان ماء 0 


1 
37+ 


: سطبل درك السلط‎ ١ 
| م٣ الور اء اا احل "درك للك قد تم أنه ا.‎ - 
: مخفر صويلح‎ 0-0 
٠ 7٠١ بوشر بانشاء مخفر في صويلح وقد تم منهن‎ - 
: ه - مخفر ام الرمان‎ 
|بوشر_جانشاء#محفةفي ام لزان وتم منه 9۱,۰ ر.‎ - 
: مخفر الشونة‎ - 5 
٠ %٤١ بوشر بأنشاء مخفر في الشونة وقد تم منه‎ - 
: مخفر سحاب‎ - ۷ 


۸ - مخفر ناعور : 
- بوشر بانشاء مخفر في ناعور وقد تم منه 9055 ٠‏ 


شعبة الفن : 

١-تم‏ بناء مركز لاسلكي للجيش العربي في جبل عمان الجديد ٠‏ 

-تم بناء صالون طعام الصناعة في عمان ٠‏ 

"-تم تركيب ودهان اباجورات لنوافذ بناء دائرة الاراضي بعمان ٠‏ 

4-تم تركيب المواسير اللازمة لمشروع اطفاء الحريق لبناء مستودع الجمارك بالمحطة 
كما تم تمديد الطريق الخلفية الواقعة خلف بنائي المكتب والمستودع ٠‏ 

ه-تم بناء ثكنة كبيرة للجنود في معسكر الجيش العربي بالمحطة ٠‏ 

1-تم حفر وبناء جور امتصاصية مع المجاري اللازمة لها لتجفيف ساحة اسطبلات 
معسكر الجيش العربي بالمحطة ٠‏ 

۷-تم بناء كراجات لمعسكر الجيش العربي ٠‏ 

۸-تم بناء مركز دفاعي فوق مستودع العتاد في معسكر الجيش العربي بالمحطة ٠‏ 

4-تم بناء غرفة للموتورات والحدادة في معسكر الجيش العربي بالمحطة ٠‏ 

٠ تم بناء مستودع لايواء مدافع التحية بمعسكر الجيش العربي بالمحطة‎ -٠ 

١‏ | لن مسيقتفيى عمان : لقد تأخر اعمال اء الماستشفى بي الظروفا الذولية 
الاخيرة وتوقفت حركة البناء فيه الى ان تصل بعض المفاوضات الدائرة بين الدائرة 
والمتعهد الى نتيجة في شأنه ٠‏ 

كك بناء عيادة طبية في عمان : لقد سار العمل في بناء العيادة الطبية في عمان 
سيرا بطيئاً للغاية ورغم مرور ما يزيد عن نصف عام على مباشرة المتعهد للعمل 
لم يتم حتىالان الا جزءا يسيرا منه وقد باشر المتعهد اخيرا بالسرعة في العمل 
ويؤمل ان يتم المشروع خلال العام القادم ٠‏ 


۳- بناء مركز دفاعي بالمعسكر : تم ما يقرب من 96550 من بناء المركز 
الدفاعي في المعسكر » وينتظر اتمامه خلال الربع الاول من السنة القادمة ٠‏ 

-٤‏ بناء مركزين دفاعيين في المعسكر : تم ما يقرب من 7/5٠‏ من بناء 
المركزين الدفاعيين في المعسكر » وينتظر ان يتم تسليمهما خلال الربع الأول من 
البيكة القادمة + 


6 - بناء كراجات اضافية بالمعسكر : تم بناء %٠١‏ تقريبا من بناء الكراجات 
الاضافية وينتظر تسليمها خلال الربع الأول من السنة القادمة ٠‏ 


القسم الثالث : المياه : 
مشروع مياه السلط : 
تمت اعمال البناء لمشروع مياه السلط وهي كما يلي : 

١-بناء‏ خزان سعة ۲٠١‏ م۳ ٠‏ 

٠ بناء بئر على رأس قسطل الامتصاص‎ -١ 

*- اصلاح البناء المعد لتركيب الماكينات ٠‏ 
وقد باشر متعهد التمديدات الفرعية في اعماله وانتهى منها » وهو يقوم الان بتركيب بعض 
التمديدات التي طلبك منهامجددا» 
وأما متعهد الموتورات وتمديد القساطل الرئيسية فلم يباشر بعد أعماله نظرا لاقفال معامله 
من قبل السلطة الفلسطينية بالنسبة للحالة الدولية الحاضرة » وسيباشر اعماله حينما تسمح له 
السلطة في شحن اللوازم اللازمة للمشروع وينتظر ان يتم ذلك قريباً ٠‏ 


القسم الرابع : الدراسات الفنية والمخططات : 

١-تم‏ العمل في مخططات مشروع بناء دائرة البرق والبريد في عمان وتحضير 

| 
-تمت مخططات مقام ومسجد سيدنا جعفر الطيار المنوي بناءه في قرية المزار مع 

اتر ا ا ذا اک سرامم املك ١‏ 

"-تم عمل مخطط مقام ومسجد ابي عبيدة الجراح المنوي بناءه ٠‏ 

4 -تم عمل اا د ا ا ا ا 

5- انجزت شعبة الفن عمل ۷١‏ مخططا لمختلف المشاريع المطلوبة ٠‏ 


رئيس شعبة الفن ومهندس لواء البلقاء 


معالي وزير المواصلات 


الموضوع : التقرير الريع السنوم 
الاشارة - كتاب معا قم ۱۱۱۰/۳/۸ تاريخ ۱۹٤۰/۳/۲۱‏ 


اقدم لمعاليكم التقرير الربع السنوي عن الاعمال التي تمت في شعبة الفن ولواء البلقاء خلال 
الربع الأول من عل أ : 


القسم الأول -الطرة 


١‏ - بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ۲۲۸ كلم 
وهي كما يلي : 


E 121‏ 
نان كد 


e 222 


سه ٠‏ اا وتيا ال 
«-ض يك | كك 
دند 2-15 كه 
اسه اا ات ا ا 


؟ - وعلاوة على اعمال الصيانة العادية في الطرق المذكورة فقد تمت الأعمال التالية : 


أ- 


هه - 


۳ 


+ ١ 


د هه العو اقم الع امن لعل العالاضيق رن اا ب ج ال( حر 
الملك حسين ) في موقع الكيلومتر ٠ ٤٦-٤٥‏ 

تعبيد ما يقارب من كيلومتر واحدا بطريق صويلح - جرش وتحضير جبش لرصف 
كيلومثر اخر في ال٥‏ ا اھا ۴ 

تعبيد ما يقارب من كيلومتر واحد من طريق عمان - مادبا في بعض الاقسام 
الموحلة من 00 ٠‏ 

تعبيد بعض الاقسام من طريق عمان - وادي السير ٠‏ 

انشاء عدة عبارات من براميل فارغة بطريق عمان - الزرقاء »> طريق صويلح - 
جرش » طريق عمان - ناعور وطريق عمان - مادبا في المحلات اللازمة ٠‏ 


تحسين الطرق : 
طريق عمان - الزرقاء : جرى تغيير استقامة طريق عمان - الزرقاء وبهذا نقص 
طول اللدرآق ع الست يسايق اساك یوسرو قراب 


بناء جسورة (جسور) وعبارات : 

تم انشاء عبارة بطريق صويلح - جرش بموقع الكيلومتر ۲۸ بعرض متر وطول 
ثمانية امتار من حجر صوري مسقوفة بالباتون ٠‏ 

بوشر بتحضير الحجارة اللازمة لبناء جران استنادية لطرفي جسر الزرقاء ٠‏ 

اعطي امر المباشرة لمتعهد تركيب جسر الزرقاء للمباشرة بالعمل ٠‏ 


الثاد 8 5 الانينة : 
صبانة الاينية: 
المقرالعالي : 


- ترميمات زجاجية » تصليح السطح بالقلفونة » تهوية ابواب ونوافذ » تصليح 
حنفيات وسكاكر » عمل خزانة من خشب زان » عمل سريرين نقالين » عمل 


خزانة من خشب زان داخل جدار غرفة سمو الاميرة ام طلال » عمل خزانة 
من خشب ابيض وشريط مناخلي داخل نافذة مطبخ الجهة الشرقية ٠‏ 

- تركيب كرسيين من حديد لطاولتي مطبخين » عمل مصبعات حديدية فوق افران 
مطبخين » تركيب مواسير واكواع للماء الساخن في فرن الطابق السفلي ٠‏ 

- تركيب بلاط موزاييك لحمام سمو الامير مع تركيب بلاط صيني » تركيب بلاط 
موزاييك لمرحاض » تركيب بلاط صيني فوق مغسلة » تركيب شريط مناخلي 
لنافذة المطبخ العمومي » تصليح دهان خمسة نوافذ » تصليحات متنوعة للاجهزة 
لكي ااال 
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دار دولة المعتمد البريطاني : 

- دهان الابواب الداخلية » دهان كافة جدران الغرف بارتفاع ٠5ر١‏ متر » دهان 
عموم الاثاث » دهان جدران الحمام والمطبخ › تركيب بلاط صيني لمغسلة » 
تهوية بابين » تركيب باب جديد لملعب التنس» تنظيف مجاري ومواسير المياه 
القذرة ٠‏ 


سكن سمو الامير طلال : 
- ترميمات زجاجية » تركيب باب وستة شبابيك اباجور » تهوية شبابيك وابواب » 


فتح بالوعة للحمام.والمرحاض | 


قيادة الجيش العربي: 

- خلع قرميد مكسر وتجديده ٠‏ 

الديوان الاميري العالي : 

- تصليح ودهان كوخي خفيرين ٠‏ 

قيادة الشرطة ى عمان : 

- هدم صندوق حديدي واعادة تثبيته بالباتون » تركيب زينكو لسقف الاسطبل ٠‏ 


۷ مدرسة الصناعة في عمان : 

- تركيب حنفية وتصليح عوامة وثلاث دوشات ٠‏ 
۸ - دائرة النافعة : 

= وات 


: مدرسة ذكور عمان‎ - ٩ 
٠ ترميمات زجاجية‎ - 
: مخفر جبل عمان الجديد‎ - ٠ 
٠ ترقيع ارضية باتون‎ - 


: مخفر ماركا‎ - ١١ 


؟١‏ - مخفر درك عمان : 
5 انشاء جورة امتصاصية مسقوفة بالباتون 5 


١ *‏ - جمرك محطة عمان : 
Dere‏ الام أ 


4 - دار الحكومة في مادبا : 
- عمل زنار من دهان لغرفة كاتب الرسائل » تعزيل جورة مرحاض ٠‏ 


: العيادة الطبية في الجيزة‎ - ١5 
0 تصليح سقف العيادة‎ - 


5 - مخفر ذيبان : 


۳1۰ 


- تصليح بمده بالاسمنت » تطيين سطح الاسطبل » ترميمات زجاجية ٠‏ 


۷ - مخفر الشونة : 
- تصليح سطح المخفر والاسطبل بمده بالطين ٠‏ 


۸ - مخفر جسر اللنبي (جسر الملك حسين) : 
2 طراشة غرفتين » دهان عموم الابواب والنوافذ 0 


49 - حقل التجارب الزراعي في الجبيهة : 
- تصليح قسم من سطوح الابنية بالقلفونة ٠‏ 


: مخفر الازرق‎ - ٠ 
ترقيع جدران بمونه‎ ٠ یت تصليح اربعة سلالم » طراشة عمومية » تصليح الابواب‎ 


من تراب ٠‏ 


: معسكر الجيش العربي‎ - ١ 
ترميمات زجاجية » تركيب حنفيات » تركيب دوشات » تعزيل جورة امتصاصية‎ - 


٠ مخفر الشونة : تم العمل في هذا المخفر‎ - ١ 

۲ - مخفر الرمان : تم منه %۸۰ ٠‏ 

۳ - مخفر صويلح : تم منه %۸۰ ٠‏ 

٠ %٩۰ مخفر سحاب : تم منه‎ - ٤ 

ه - مخفر ناعور : تم منه ۹۰ ٠‏ 

5 - مخفر المقر العالي : بوشر بالعمل بنهاية هذا الربع ٠‏ 


۷ - بناء العيادة الطبية في عمان : 


51١ 


- لفسال الفطل فى ا العزادة ا كلا هذا ار مر جارف انج من 
العمل بناء الطابق الاول وتم سقفه بالباتون وينتظر ان يتم باقي العمل في الربع 
القادم ٠‏ 


۸ - بناء مركز دفاعي بالمعسكر : 


- لقد تم بناء هذا المركز الدفاعي_خلال هذا الربع ولم يبق من العمل الا 
اصلاحات طفيفة في الطراشة ٠‏ 


: بناء مركزين دفاعيين بالمعسكر‎ - ٩ 
٠ لقد تم بناء هذين المركزين خلا اصلاحات طفيفة طلب من المتعهد اكمالها‎ - 
: بناء كراجات اضافية بالمعسكر‎ - ٠ 
٠ لقد تم بناء الكراجات الاضافية بالمعسكر خلال هذا الربع‎ - 
القسم الثالث : الميياه:‎ 
: مشروع مياه السلط‎ 
٠ الموتورات اللازمة لهذا المشروع‎ 
: القسم الرايع : الدراسات الفنية والمخططات‎ 


لقد تم تنظيم ٤٤‏ مخططا لمختلف المشاريع وابنية الحكومة المستأجرة ٠‏ 


رئيس شعبة الفن ومهندس لواء البلقاء 


AD 
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اقدم لمعاليكم التقرير الربع ال اللاعظك ال تداك ##لواء البلقاء وشعبة الفن خلال 


القسم الأول -الطرق : 
أ- صيانة الطر ف 


١‏ - بلغ مجموع الطرق التي كانت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع ۸ كلم 
وهي كما يلي : 


د- طرق عمان - ماديا - ذيبان 1۳ 


اه إطاق o‏ ناءرل || EIU O Era‏ 
و- طريق عمان - وادي السير كد 


ز - طريق عمان - صويلح - جرش 


وعلاوة على اعمال الصيانة المذكورة اعلاه فقد جرى ترميم الطريق المبينة أدناه : 


١-طريق‏ مادبا - حمام ماعين ٠‏ 
1 بوشر بترميم طريق الشونة - داميا وطريق النبي يوشع - العارضة - داميا ٠‏ 


F1۳ 


٠ طريق صويلح - الحمر - فحيص - ماحص‎ ٣ 
0 :-طريق اليادودة - سحاب‎ 


ب - بناء عبارات وجسورة (وجسور ): 
١-جسر‏ الزرقاء : في اوائل هذا الربع باشر متعهد تركيب جسر الزرقاء بتركيب قطع 
الجسر وقد اتم التركيب وباشر بدهان الحديد وصب باتون ارضية الجسر وقد قامت 
الادارة ببناء الجدران الاستنادية اللازمة لطرفي الجسر وعمل التسوية اللازمة لذلك 


6 - الاعمال فوق العادة : الابنية فوق العادة : 
لماك 120 لی سیت لیے اة اا اہی العلل : 
وقداتم ن العلل ا يتاك %٠.‏ . 


القسم الثانى : الابنية : 

- صيانة الابنية : 

: المقر العالي‎ - ١ 

- [اصلا ك مار المتر شيد انسر ر القتعم : تركيب اشير 270١‏ 

(تهوية ) ابواب وتصليح شبابيك وتركيب شريط مناخلي لمختلف الشبابيك 
والابواب وتركيب شناكل ٠‏ تنظيف بواري الحمام وتركيب بواري جديدة › 
تنظيف جورة تفتيشية » وتصليخ نياجارا » عمل مجاري الماء في براطيش 
الابواب » تركيب مجلا (مجلى) جديد » تركيب مواسير ونوافير لحديقة القصر 
الجديدة » تصليح كيزر ٠‏ تركيب بابين حديد لجور تفتيشية » دهان زنانير 
مطبخين » دهان ابواب ونوافذ ٠‏ 


؟ - الماء والكهرباء : 
- تركيب لمبات وتمديد الاسلاك اللازمة لها في المخيم الصيفي في المقر العالي ٠‏ 
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۳ - دار سمو الامير طلال : 


- تركيب ادوات صحية » تعزيل جورة تفتيشية » اصلاح الابواب الحديدية 5 
>٤‏ - قيادة الجيش : 

- تركيب قاعدة من باتون للعلم ٠‏ 
ه - مديرية الشرطة بعمان : 


- تثبيت باب غرفة التوقيف وقصارة الجوانب ٠‏ 


5 - دائرة الاراضي بعمان : 

- تصليح صندوق الشطف ومرحاض المدير ٠‏ تركيب طربوش لماسورة التهوئة 

(التهويه) 

۷ - دائرة الانشاءات : 

- تركيب شريط مناخلي لماسورة التهوئة (التهويه ٠)‏ 
۸ - دائرة نافعة عمان : 

- تعزيل جورتي تفتيش مع مجاريهما ٠‏ 
٩‏ - دار دولة المعتمد البريطاني : 

- تعزيل مرحاض ٠‏ 
٠‏ - مستشفى الحكومة في عمان : 

- خلم با قاف و واوا | ال ا ا 
١‏ - مدرسة الصناعة بعمان : 


- تنظيف جورة تفتيشية وتركيب باب حديد سكب جديد ٠‏ 


1١ه‎ 


5 - معسكر الجيش العربي في المحطة : 
- تركيب حنفيات » تركيب شريط عيون » تركيب مرحاض عربي وسيفون 


1۳ 


دار حكومة السلط والدرك : 
= دهان o ٤‏ ظره جور تین تفن يتين 2 
14 - مدرسة تجهيز السلط : 


: سجن السلط‎ - ٠ 

- طراشة ٠١‏ غرفة ؛ دهان » مد سطح الجورة الامتصاصية بالاسمنت ٠‏ 
5 - مخفر الشونة : 

- تركيب بابين للمخفر القديم المنوي اتخاذه مدرسة ومكتب بريد ٠‏ 
الاشغال الطفيفة : 
١‏ - مديرية الزراعة بعمان : 

- تركيب باب من شريط مناخلي مدهون لمكتب مأمور المستودع ٠‏ 
الابنية فوق العادة : 


١-مخفر‏ الشونة : تم بناء مخفر الشونة وسلم للجيش ٠‏ 
1 مخفر صويلح : تم بناء مخفر صويلح وسلم للجيش ٠‏ 
۳- مخفر الرمان : تم بناء مخفر الرمان وسلم للجيش ٠‏ 
:- مخفر ناعور : تم بناء مخفر ناعور وسلم للجيش ٠‏ 
٥-مخفر‏ سحاب : تم بناء مخفر سحاب وسلم للجيش ٠‏ 
*-بناء العيادة الطبية في عمان : 
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و 


لقد سار العمل في بناء العيادة الطبية خلال هذا الربع سيرا جيدا وقد انجز من 
العمل ما ينوف السبعين بالمئة من العمل ة 
۷-مخفر المقر العالي : تم من بناء مخفر المقر العالي ما يقارب من ٠ 90٠١‏ 
6- بناء مركز دفاعي بالمعسكر : تم بناء هذا المركز وسلم للجيش ٠‏ 
8- بناء مركزين دفاعيين بالمعسكر : تم هذا العمل وسلم للجيش ٠‏ 
0-٠‏ المقرءالعالي : إوشر بازآلة قصارة | صالونات في!#المقر العالي وتقوية 
الجدران بالسمنت (بالاسمنت) وتجديد القصارة ٠‏ 


القسم الثالث : المياه : 
مشروع مياه السلط : 
- انتهى العمل في مد المواسير الفرعية لمشروع مياه السلط . وتدور الان 


المفاوضات بشان الزآم تعهد مد المواسير الرئيسية وتركيب الموتورات لمتعهد 
آخر غير المتعهد السيد واكتر ٠‏ 


المشاريع الصحية : 
١-قامت‏ بلدية السلط بتعزيل الجورة الامتصاصية لمجاري السلط تحت ارشاد 
وتعليمات ادارة النافعة وعملت الترتيبات لتحسين الحالة العمومية لسير المجاري 
وقد قدمت التواصي اللازمة لتحسين هذا المشروع بالمستقبل للمحلات الايجابية ٠‏ 


مهندس لواء البلقاء ورئيس شعبة الفن 


1¥ 


ف 


اقدم لمعاليكم التقرير الربع السنوي عن الاعمال الجارية في شعبة الفن ولواء البلقاء خلال 
الربع الثالث عن عام ١54٠‏ : 


القسم الأول -الطرق : 
أ- صيانة الطرق : 


١‏ - الصيانة الدائمية : بلغ مجموع اطوال الطرق التي حفظت تحت الصيانة المستمرة 
خلال هذا الربع ۱۹۸ كيلومترا وهي كما يلي : 


أ- طريق عمان - السلط - جسر اللنبي (الملك حسين) ۳ كيلومتر طول 


د- طرق عمان - مادبا ۳ 


eg‏ 0 ل 
و- طريق عمان - وادي السير ۳ 


ز - طريق عمان - صويلح - جرش 


بترميمها في الربع الثاني ٠‏ 


1۸ 


١-تم‏ تركيب جسر نهر الزرقاء على طريق صويلح - جرش مع بناء الجدران 
الأستنادية اللازمة لطرفي الجر ا ا #النسوية اللازمة لذلك ٠‏ 
؟"-تم انشاء جسر بموقع الكيلومتر ۲۸-۲۷ من طريق عمان - السلط ٠‏ 


ج - الطرق فوق العادة : 
تم تزفيت الكيلومتر ۰٠ر ٠0-75‏ 5ر56 من طريق عمان - السلط ٠‏ 
القسم الثاني - الابنية 


أ - دور الحكومة : 
١‏ - المقر العالي : 
- ترميمات زجاجية » دهان زنانير للمطابخ » دهان نوافذ وابواب واباجورات › 
تصليح الاسانسور » ترميمات متنوعة للأجهزة الصحية ٠‏ 


۲ - سكن سمو الأمير طلال : 
- ترميمات للأجهزة الصحية » دهان عمومي ٠‏ 


۳ - مديرية الاراضي في عمان : 
- تكحيل الواجهة الغربية » قشط طراشة خمس غرف وتجديد طراشتها ٠‏ 


4 - دائرة الزراعة بعمان : 
- دهان باب المستودع ٠‏ 


ه - مخفر جسر اللنبي : 


5 - مدرسة تجهيز السلط : 
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- بوشر بعمل ثلاثة ابواب وتركيب نوافذ حديدية لبعض الغرف وتركيب 


٠ اباجورات‎ 


۷ - دار الحكومة في مادبا : 


- تصليح مرحاض ٠‏ 


۸ - مسكر الجش ا137 |90 


٠ تركيب واجهة خشبية لحفظ اضبارات مأمور اجراء عمان‎ - ٩ 


: دائرة الانشاءات‎ - ٠ 


- تركيب طربوش تهوئة (تهويه ) للمرحاض ٠‏ 


: الديوان الاميري العالي‎ - ١ 
٠ دهان اكواخ الخفراء‎ - 


ب - الاشغال الطفيفة : 
١‏ - مالية السلط : 
فح _نافذة لخرفة لحاسب السلط]. 


؟ - مخفر الشونة : 
- تم تجهيز المخفر بنملية لحفظ مأكولات الجنود ٠‏ 


۳ - انشاء كراج اضافي في المعسكر : 
- لا يزال العمل جاريا في بناء كراج اضافي في المعسكر ٠‏ 


: الابنية فوق العادة‎ - ad 


۲۰ 


١ 


مخفر المقر العالي : 
- تم بناء مخفر المقر العالي وسلم للجيش العربي ٠‏ 


؟ - العيادة الطبية في عمان : 
- تم بناء العيادة الطبية في عمان » وقد طلبت مديرية الصحة العامة اجراء بعض 
الاضافات ولا تزال قيد الدراسة ٠‏ 
۳ - المقر العالي : 
كر ال مع بان نسار ١ E‏ اشر الي وتقوية 


الجدران بالسمنت (بالاسمنت) وتجديد القصارة وقد تمت هذه الأعمال ٠‏ 


> - مخفر وادي السير : 
- ابوشر في اواخر هذا الرزيع يك بناء مخفووفيةة ادلي اشير أ 


ه - مخفر ومكاتب جمارك جسر اللنبي ( جسر الملك حسين ) : 
- بوشر في اواخر هذا الربع ببناء مخفر ومكاتب للجمارك في جسر اللنبي ٠‏ 


أ - المخططات ٠:‏ لقد انجزت شعبة الفن رسم ثلاثة مخططات مع الشروط والكشوف 
المطلوبة لها لمختلف المشاريع المطلوبة ٠‏ 
ب- الدراسات الفنية والاشراف على الاعمال : قامت شعبة الفن في الاشراف على عدة 
مشاريع للمصلحة العامة 
رئيس شعبة الفن ومهندس لواء البلقاء 


۲۲١ 


التقرير الربع السنوي عن الاعمال التي تمت خلال الربع السنوي الأخير 
المنتهي في ١950/١1/9١‏ 


القسم الأول -الطرق : 
-١‏ صانة الطر ق : 


أ- بلغ مجموع اطوال الطرق التي حفظت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع 


۴٢ طرق عمان - مادبا‎ -٤ 
كك‎ 12-2 
١ طريق عمان - وادي السير‎ -5 


1- طريق عمان - صويلح - جسر الزرقاء 


ب - بناء عبارات : 
- تم خلال هذا الربع بناء ست عبارات حجرية بفتحة تتراوح بين ١٠ر١‏ و 
٠٠ر‏ ا متر في طريق صويلح - جسر الزرقاء ٠‏ وقد انجزت اعمال تسوية 
الطريق علىاطراف اربعة منها والعمل جار لانجاز اعمال التسوية في اطراف 
العبارتين الاخيرتين ٠‏ 


چ - بلوكاج : 


۲ 


- جرى دحل اعمال الرصيف في بعض الاقسام المرحلة على طريق صويلح - 
جسر الزرقاء في الموقع المعروف بالبقعة كما انه جرى دحل التسوية الترابية 
على اطراف العبارات المنشأة حديثا والتي جرى البحث عنها في عالية ٠‏ 


۲ - الجسورة ( الجسور ) : 
- جسر الزرقاء : بوشر في بناء جدارين استناديين على طرفي الوادي الشمالي 
المؤدي لجسر نهر الزرقاء بطول قدره 5٠‏ م تقريبا وبارتفاع متوسط ١٥ر٤‏ م 
القسم الثاني ألاينية 
أ- صينة دور الحكومة : 
١‏ - المقر العالي : 
- ترميمات زجاجية » تصليح وتهوية ابواب ونوافذ واباجورات » تركيب غالات 
وحنفيات » طراشة > غرف » تصليح عموم السطوح بالقلفونة » تصليح بواري 
rge any gh | Ff‏ رحج 1 


؟ - وزارة المالية : 
- تصليح مرحاض وتمديدات المياه القذرة ٠‏ 


een werg 
» دهان عمومي » تركيب ورق زفت لبعض الاماكن لجدران البراكات الخارجية‎ - 
ترميمات زجاجية‎ 


6 مخفر درك عمان : 
- تمديد مواسير فخار لأجل تصريف مياه مشرب الخيل ٠‏ عمل سلم خشبي ٠‏ 


5 - مخفر اللاسلكي- عمان : 


YY 


: حقول التجارب الزراعية في الجبيهة‎ - ١ 
دهان جدران مستودع اكاك 317 #إصلاحات في مزاريب مياه المطر وقي‎ - 
٠ الاسطحة مع كحلة بعض النوافذ‎ 
: دار حكومة السلط‎ - ۷ 
تصليح السطح بالقلفونة » ترميمات زجاجية » عمل حاجز خشبي لمدخل‎ - 
٠ المرحاض‎ 


6 - مدرسة تجهيز السلط : 


- تم تركيب ۲ ابواب وتركيب نوافذ حديدية لبعض الغرف » ترميم السطح 
بالقلفونة ٠‏ تركيب ثمانية مزاريب مع سيالات ٠‏ 


8 مخفر ذيبان : 
- ترميمات زجاجية ٠‏ 


: مخفر الرمان‎ - ٠ 
طلاقه بقوالب من لبن اسمنت‎ ١١5 تصليح السطح بالشمينتو (بالاسمنت ) » سد‎ - 
طلاقه خشبي » تصليح بابين » تركيب قدد خشبية لباب‎ ١١ عطاء » تركيب‎ 
السقف الشمالي والجنوبي » تركيب شناكل ومسكات تهوية باب المرحاض مع‎ 
تركيب زاوية حديدية له » نقر باتون خلف الابواب لعمل مجاري لتصريف‎ 
اا‎ 


: مخفر سحاب‎ - ١١ 
۱۲ تركيب‎ ٠ بناء جدار بارتفاع ۰را متر من حجر صوري فوق السطح‎ - 
غطاء خشبي‎ ١١ غطاء حديدي لطلاقات (نوافذ) الطابق الثاني » تركيب‎ 
٠ لطلاقات الطابق الاول‎ 


ردلا 


5 - مخفر ناعور : 
- بناء جدار بارتفاع ١را‏ متر من حجر صوري فوق السطح › تركيب ١١‏ 
غطاء خشبي لطلاقات (نوافذ) الطابق الاول » تركيب ١١‏ غطاء حديدي 
لطلاقات الطابق الثاني ٠‏ 


۳ - مخفر صويلح : 
- تصليح السطح بالشمينتو (بالاسمنت) . تصليح باب المدخل » تهوية باب » 
تر كيف ا ک1 لسا ا٠‏ اة الات چ ۹ طلاقة بقوالب 


1 © | 


145 - مخفر الازرق : 
7 ترميم غرفتين لجعلهم 34 مستشفى وانشاء مرحاض ٠‏ 


ب - الاشغال الطفيفة : 
١‏ - المعسكر : 
- تم انشاء كراج اضافي في المعسكر 5 
۲ - مخفر اللاسلكي بجبل عمان الجديد : 
تم انشاء مرحاض للمخفر ٠‏ 
3 - الابنية فوق العادة : 
-١‏ اسطبل رواحل درك السلط : تم سقف بناء الاسطبل بالباتون المسلح : 
؛-كراجات TT‏ 020017 4 #المسكر وفي مخفر 
الازرق ٠‏ 
*-بناء مخفر جسر الد 0لا ن ا ا ببناء مخفر ومكاتب لجمارك 


جسر اللنبي (جسر الملك حسين ) وقد تم منه ده ٠.‏ 


o 


5:-مخفر وادي السير : بوشر بناء مخفر في وادي السير وقد تم منه ٠ %٥۰١‏ 

ه-بناء مستودع لدائرة الاراضي بعمان : طرح هذا العمل في المناقصة وأحيل على 
احد المتعهدين وسيباشر به ٠‏ 

5-بناء مستودع لجمرك المفرق : طرح هذا العمل في المناقصة واحيل على احد 
المتعهدين وسيباشر به 

۷- اضافات وتحسينات في العيادة الطبية : تقرر انشاء جدران استنادية واجراء بعض 
التحسينات وقد طرحت هذه الاعمال في المناقصة واحيلت على احد المتعهدين 
وسيباشر بها ٠‏ 


مهندس لواء البلقاء 


۲۲٦ 


معالي وزير المواصلات 


الموضوع : بلاغات الرئاسة الجليلة ٠‏ 
الإشارة : كتابكم رقم ۲۷ تاریخ ٤‏ 
ايليل 


أبين لمعاليكم فيما يلي المشاريع الهامة التي قامت وستقوم بها هذه الشعبة في السنة 


الحاضرة : 


١‏ © اء لماك ال اة امسر الي قربي اة اا 
ألم رال ١‏ ا دا > إلى ا 

اتم اء محر | کا حلم باز جدود ا ور اسك کہ : 
4 1 ببناء مشاغل وکراجات في الازر فس 

5-تم بناء مخفر للجيش العربي في وادي السير ٠‏ 

٦-تم‏ بناء مستودعات للبنزين في الازرق والجفر والجفور (الاجفور) ٠‏ 

۷-تم عمل مغارة لحفظ البنزين في معسكر الجيش العربي ٠‏ 

ناء عات 3374151 الار کے ای ع 

NMEA Pr Cw 5ك‎ 

٠ -تنوي الدائرة القيام بانشاء مجار واقنية وحفر في معسكر الجيش العربي‎ ٠ 
تقوم الدار المي وات | سو وکا ی مسكر الجيش‎ 
ال ي:‎ 


ب - الطرق : 
١-تم‏ تزفيت ما طوله ۲٤‏ كيلومترا تقريبا من طرق اللواء ٠‏ 
؟-تم تزفيت الطريق المؤدي الى جسر اللنبي (جسر الملك حسين ) ٠‏ 


¥ 


۳-تم تزفيت الطرق المحيطة بأبنية الجمارك في محطة عمان ٠‏ 

4-تم تعبيد طريق العارضة - داميا وستبنى عليها سلسلة من العبارات ٠‏ 

5-تم فتح قسم من طريق صويلح - الزرقاء لتحويل مجرى الطريق في موقع وادي 
اخ + 

*- بوشر بأعمال تزفيت طريق السلط - جسر اللنبي وجهاً ثالثاً مع اجراء التوسيعات 
اللازمة ٠‏ 


مهندس لواء البلقاء 


۲۲۸ 


اسطر أدناه ما قامت به شعبة لواء البلقاء من الأشغال العامة خلال الربع الأول من عام 


ET 
القسم الأول -الطرة‎ 
: أ- صينة الطرق‎ 


بلغ مجموع اطوال الطرق التي حفظت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع 
4 كيلوكترا موز عة أكما اللي ! 
الما اعمال ؟ لخ - mm) Am‏ 
-٣‏ طريق عمان - المقر العالي مع الفرع المؤدي لدار دولة | >٤‏ == 
المعتمد البريطاني 


> طرق صان ماب 
E‏ سپ 
ای ےا اھچ ف ا ر 


وعلاوة على ذلك فهدة أجريك اعمال ز0 
١‏ - طريق عمان - السلط - جسر اللنبي (جسر الملك حسين ) : 
- تم تحضير حك اكيش ,اسار مكل اعااة تإفيت الاقسام الواقعة على 
اطراف بعض الجسور ومن اجل"المباشرة بتزفيت القسم الواقع امام مدخل جسر 
اللنبي (جسر الملك حسيّل )7 


۲ - طريق صويلح - جسر الزرقاء : 


۲۲۹ 


- جرى اتمام بناء خمس عبارات بفتحة تتراوح بين ٠٠ر١‏ و ٠0٠ر”"‏ متر وقد نتج 
عن هذه الاعمال اختصار بعض المنعطفات الخطرة مع توسيعها 0 


۳ - طريق عمان - ١‏ لمحطة : 
- تم بناء جدار استنادي بطريق عمان - المحطة قرب مدخل المعسكر ٠‏ 


ب - اعمال الجسيع78[ الى !701 
١‏ - جسر الزرقاء : 
رك E‏ الوم اک دای طرفي 
ee FIK‏ الن ذا a‏ قربي الاق اإتوسطه 
مراك Da lk‏ ارزع aS‏ . 


القسم الثاني - الابنية : 
أ- صينة الابنية : 
١‏ - المقر العالي : 
- تصليح السطح بالقلفونة » بناء جدار من لبن باتون فوق السطح . تركيب غالات 
جديدة وتصليح غالات قديمة » ترميمات زجاجية » تركيب جرارات وشناكل › 
تهوية وتصليح ابواب ونوافذ واباجورات » تنظيف مجاري » تصليحات عديدة 
متنوعة للاجهزة الصحية ٠‏ 
۲ - سكن سمو الامير طلال : 
- تصليح السطح بالقلفونة » تسكير واجهة براندا ٠‏ 
۳ - مدرسة الصناعة : 


- تنظيف جورة المراحيض ٠»‏ حفر جورة تفتيشية جديدة مجهزة بباب حديد › 
تركيب رشاشات دوش للحمام » تركيب حنفية جديدة وتصليح ثمان حنفيات ٠‏ 


۰ 


£ - مخفر درك عمان : 
- تركيب طربوش تهوية للمرحاض ٠‏ 
ه - مستشفى الحيوانات سابقا في عمان : 
- عمل قصارة جديدة من اسمنت للجدران » مد ارضية الغرف بالباتون » طراشة 
عمومية » ترميمات زجاجية » تركيب شرشاوات جديدة للنوافذ » وبعد اتمام هذه 
الاعمال سلمت البناية للجمعية الخيرية لاستعمالها ملجأ للفقراء ٠‏ 
| صيانة معسكر الجيش العربي في المحطة : 
- ترميم كافة السطوح بالاسفلت لمنع الدلف » ترميمات زجاجية » تركيب باب 
لمستودع الجيش » طراشة عمومية ٠‏ 


2-0 مديرية الاراضي : 
- تصليح السطح بالقلفونة » دهان جدران الواجهة الغربية بمحلول خاص لمنع 
الرطوبة › تثبيت مزراب ٠‏ 
۸ - مدرسة تجهيز عمان : 
- تركيب قرميد للسقف بدلا من القرميد المكسور ٠‏ 
4 - دار الحكومة في السلط : 
٠‏ - مدرسة تجهيز السلط : 
- تصليح السطح بالقلفونة » تركيب ثمانية مزاريب ٠‏ 
١‏ - سجن السلط : 


E = 


۲۲١ 


۲ - مخفر داميا : 
حول المخفر » بوشر بتحضير جبش من اجل بناء جدار استنادي ٠‏ 


۴ - مخفر الجيزة : 
- تركيب درفة زجاجية ٠‏ 


: مخفر الازرق‎ - ١ 
٠ ترميمات زجاجية‎ - 
: مخفر ناعور‎ - ١6ه‎ 


دحل ١١‏ اة لار اہول کاس ا الرطوالة" رر بالا ن 
تركابها فيل ابی الک مسي 
۱٦‏ - مخفر سحاب : 
- ارسل الى مخفر سحاب اباجورات من اجل تركيبها في الطابقين الاول والثاني 
من البناء ٠‏ 
۷ - مكتب برق وبريد المحطة : 
چ تم تحضير حجارة ورمل من اجل بناء جدار استنادي لساحة المكتب 0 
۸ - جمرك المحطة : 
- تم طم ارضية خلف جمرك المحطة وقد جلب لهذه الغاية ٠٠١‏ مترا مكعبا من 
التراب ٠‏ 
- تم مد ارضية باتون بين مكتب الجمارك ومستودع الاحتفاظ مع مد ارضية 
تنزيل البضائع ٠‏ 


9 - دار الحكومة في مادبا : 


۲ 


- ترميمات زجاجية » ترقيع قصارة » طراشة » تركيب طربوش تهوية ٠‏ 


الاشغال الطفيفة : 

المقر العالي : 

- تركيب طاولات مع رفوف عدد ۲ ٠‏ تركيب رفوف عدد ١‏ وهذه من خشب 
زان لأجل رفع الصحون ٠‏ 


معسكر ا انعا ل 
9 تم بناء غرفة لاستعمالها مدرسة للمعسكر مجهزة بباب ٠‏ 


مخثر اللا بل عمان الجا : 
- تم تمديد مواسير ماء لبرج الللاسلكي مع تركيب مغسلة 0 


ع 6 بسي 


الأبنية فوق العادة_: 
مخفر وادي السير : 
- تم من اعمال بناء مخفر وادي السير 5 ولا يزال العمل مستمرا لاكماله ۰ 


بناء مستودع دائرة الاراضي بعمان : 

5 تم من اعمال بناء مستودع دائرة اسح 90 ولا يزال العمل مستمر 
(مستمرا) لاكماله ٠‏ 

اضافات وتحسينات في العيادة الطبية بعمان : 

- تم انشاء جدران استنادية واجراء بعض تحسينات وبوشر ببناء سور لضلع 
حديقة العيادة الجنوبي 0 

مخفر جسر اللنبي (جسر الملك حسين ) : 

- انجز القسم الرئيسي من بناء مخفر ومكاتب جمارك جسر اللنبي (جسر الملك 


٠ ( حسير‎ 


YY 


مستودع احتفاظ جمارك المفرق : 
- لم يعين بعد موقع بناء مستودع الاحتفاظ وبعد تعيينه سيباشر بالعمل ٠‏ 


كراجات معسكر الجیش العربي بمحطة عمان : 

- تم بناء كراجات المعسكر لاتساع عشرين سيارة بطول 51 متر وعرض در“ 
متر من اعمدة حديدية وخشب وزينكو وبناء جدران من حجر جبش مع مد 
ارضية الكراجات بالباتون ٠‏ 


كراجات الأزرق : 

- بوشر بعمل كراجات للسيارات في الأزرق لاستيعاب عشرين سيارة بطول 5ه 
متر وعرض ۷ متر من بناء من لبن اسمنت وسقف من خشب وزينكو ورصف 
الارضية بالجبش ومدها بالباتون وقد تم من هذه الاعمال ما يقارب من 7/٠١‏ 
ولا يزال العمل مسلمر | كمالها أ 


مشاغل في الازرق : 

- بوشر ببناء مشاغل للكراجات في الأزرق وقد تم من اعمال البناء ارتفاع مترين 
مع عمل جورة خزان لحفظ البنزين ٠‏ 

عمل مغارة 1 المعسكر : 


- بوشر بحفر مغارة في المعسكر لحفظ البنزين وقريبا سيتم العمل ٠‏ 


مهندس لواء البلقاء 


٤ 


اسطر أدناه ما قامت به شعبة لواء البلقاء من الأشغال العامة خلال الربع الثاني من عام 
5 ۰ 


القسم الأول -الطرة 
١‏ - صيانة الطرق : 
أ - بلغ مجموع اطوال الطرق التي حفظت تحت الصيانة المستمرة خلال هذا الربع 
4 كيلومترا موزعة كما يلي : 


١-أداى‏ اسن ؟ شنط - لهمي ل ضكر 
١-طريق‏ سان - فزرقا. 


“- طريق عمان - المقر العالي مع الفرع الممؤدي لذار دولة | ٤‏ = - 


طرق صان مد 
“طرق موی جر فر 7E‏ 


ب - الطرق المبينة فيما يلي حفظت خلال موسم الصيف وصلحت مرة واحدة : 


-١‏ طريق الحمر - فحيص - ماحص 
؟- طريق عمان - وادي السير 


۳- طريق مادبا - ذيبان - الموجب 


ro 


) طريق السلط - داميا ( تحت التصليح‎ -٥ 


ج - تحسينات الطرق : 
-١‏ طريق صويلح - جسر الزرقاء : يجري العمل الان في تحويل الطريق على 
مسافة كيلومتر في طريق صويلح - جسر الزرقاء بموقع وادي السليحي ٠‏ 
1- طريق جمرك محطة عمان : يجري العمل ببناء جدران استنادية للطريق 
المؤدية الى مستودعات جمارك محطة عمان ٠‏ 


۲ - الطرق فوق العادة : 
١‏ - تزفيت طريق عمان - السلط : 
- تم تزفيت ۲۲ كيلومترا وجها ثالثا من طريق عمان - السلط ٠‏ 


۲ - تعبيد وتزفيت طريق الشونة - جسر اللنبي (جسر الملك حسين ) : 
- بوشر بتعبيد قسم من الطريق يبلغ طوله ٠٠١‏ متر تقريبا في الكيلومتر 1١‏ في 
مدخل الجسر ٠‏ 
القسم الثاني - صيانة الابنية : 
١‏ - المقر العالي : 
- ترميمات زجاجية » تركيب حنفيات » تهوية وتصليح ابواب ونوافذ واباجورات 
> تركيب غالات » تصليح المطبخ » تصليحات عمومية متنوعة في الأجهزة 
البح f‏ 


r 


۲ - سكن سمو الامير طلال المعظم : 
- تركيب بابين واحدى عشر نافذة من شريط مناخلي ٠‏ 


۳ - مدرسة الصناعة - عمان : 


ردنا 


- تركيب باب لمدخل الاحراش ٠‏ 


¢ - مخفر درك عمان : 
- تركيب زجاج وغالات ٠‏ 
ه - مخفر الموقر : 
- مد ارضية باتون وقصارة وطراشة مكتب اللاسلكي » تركيب خمس (خمسة ) 
غالات ٠‏ 
5 - معسكر الجيش العربي - عمان : 
- طراشة عمومية ٠‏ 
١‏ - جمرك محطة عمان : 
- طراشة عمومية ٠‏ 
۸ - مخفر ذيبان : 
- طراشة ودهان عموميان ٠‏ 
٩‏ - مدرسة تجهيز السلط : 
- تركيب نافذتين » تصليح اباجورات » تهوية ابواب » تصليح غالات » تركيب 
شناكل وفواكير 
٠‏ - سجن السلط : 
- تركيب شريط مناخلي للنوافذ » ترميمات زجاجية » تركيب باب خشب » تصليح 


٠ غالات‎ 


: مخفر داميا‎ - ١١ 


- طراشة عمومية ٠‏ 


۷ 


الأشغال الطفيفة : 

قيادة الجيش العربي : 

- قصارة جدران مكتبة نظام الاجانب مع تركيب واجهة خشبية للمدخل بدائرة 
الجوازات ٠‏ 

المعسكر : 

محكمة بداية عمان : 

5 تم فك قوس خشبي وعمل اربع دكات مع طاولات محاماة ٠‏ 

مكتب اللاسلكي بعمان : 

- يجري العمل بانشاء براكة من خشب ٠‏ 


اسطبل رة فاط 
قصارة الاسطبل ٠‏ تركيب نواف خشبية لسبع نوافذ 0 


الابنية فوق العادة : 
مخفر ومكاتب جوازات جسر اللنبي (جسر الملك حسين ) : 
كلك Cm‏ الس 


مخفر وادي السير : 

- تم انشاء ر وا الا اا للحت لكربلا 

مستودع دائرة الاراضي في عمان : 

- يجري العمل ببناء مستودع لدائرة الاراضي وقد تم منه ما يقارب من ٠ %۹١0‏ 


العيادة الطبية في عمان : 


۲۸ 


- تم تركيب حواجز حديدية للمدخل الرئيسي وبناء اربع اعمدة حجرية مع دهان 
هلال احمر فوق سطح البناء ٠‏ 

مخفر ناعور : 

- انشاء مرحاض ٠‏ تركيب اباجورات للطابقين الأول والثاني ٠‏ 


مخفر سحاب : 
- انشاء مرحاض » تركيب اباجورات للطابقين الأول والثاني ٠‏ 


مستودع احتفاظ جمرك المفرق : 

- لم يعين بعد موقع بناء المستودع وبعد تعيينه يباشر بالعمل ٠‏ 

اعمال للجش العربي : 

- قامت ادارة النافعة بطريق الامانة لحساب الجيش العربي بالاعمال التالية : 
= تم انشاء مستودع بنزين في كل من الاجفور والجفر ٠‏ 
= انجز العمل في بناء كراجات تتسع كل منها لعشرين سيارة في كل من 
المعسكر والازرق ويجري العمل في انهاء مشاغل مستودع بنزين في الازرق ٠‏ 
= تم العمل في تحويل كراجات المعسكر القديمة الى مشاغل ٠‏ 


مهندس لواء البلقاء 
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القسم الأول - صبانة ١‏ 


أ - بلغ مجموع اطوال الطرق التي حفظت تحت الصيانة المستمرة خلال الربع الثالث 
من هذه السنة ٠‏ كيلومترا موزعة كما يلي : 


- = > | طريق عمان - المقر العالي مع الفرع الممؤدي لدار دولة‎ -١ 


-١‏ طرق سان م 


3 IEE 
اددج‎ e E N [8 5-1 


اما طريق عمان - الزرقاء فبالنسبة لقيام هيئات الجيش البريطاني بتعبيد وتزفيت هذه 


الطريق فقد اوقفت ورش الصيانة عليها منذ اول شهر تموز الماضي ٠‏ 


إلى كد تحسينات الطرق : 
١-تم‏ فتح ما يقرب من كيلومتر واحد في موقع وادي السليحي لتحويل اتجاه طريق 
صويلح - جسر الزرقاء وقد اوقف العمل على هذه الطريق لأشعار آخر والمأمول 
ان يستأنف في اوائل السنة المقبلة بموجب البرنامج الموضوع لهذا المشروع ٠‏ 


١-تمت‏ اعمال تعبيد وتزفيت الطرق المحيطة بمستودعات جمارك عمان كما تم مد 


*- جرى ترميم طريق مفرق العارضه - داميا ٠‏ 


الا 


2 - الطرق فوق العادة : 


اتم تزفيث ۲۳ كيلومترا وجها ذظ 6[ اأكلر اعمان - السلط ٠‏ 

١-تم‏ عمل ازالة واعادة نزؤفكت الك و ا يسين طريق السلط - جسر اللنبي 
(جسر الملك حسين )يا 

٣-تم‏ عمل توسيع وتعبيد وتزفيت ما طوله ٠٠١‏ مترا من الطريق المؤدي لجسر اللنبي 
(جسر الملك حسين ) ٠‏ 

؛ - يجري © ان شل ا کک کن را اسف كر اللنبي توطئة 
لتزفيتها وجها ثالث . 


القسم الثاني - صيانة الابنية : 
۱ المقر العالي : 
- دهن الابواب والنوافذ واغلب الاقسام الخشبية الاخرى ٠‏ تركيب سكاكر 
ومفصلات وشناكل وزرافيل واصلاحات متنوعة اخرى » قشط وازالة طراشة 
قديمة وعمل طراشة جديدة » تركيب شريط مناخلي » تصليح مواسير ماء 
تركيس رباج االات كارب اة اجا اء اماك في موتور الما وللا 
> عمل خزانة خشبية كبيرة ٠‏ 


۲ - دار سمو الامير طلال : 
-_- تم دهن الاقسام ال .2 بية 


۳ - مدرسة تجهيز السلط : 


- تم رفع بناء مطلع الدرج بعلو مترين تقريبا ثم صب سقفه بالأسمنت وعمل باب 
ونوافذ له ٠‏ 


4 - دائرة الصحة : 


۲١ 


> اصلاح العوامة التابعة لخز اا اس 
د العادة الطبية : 
- عمل وتركيب ابواب حديدية مع عمل درابزين ٠‏ 
5 - مخفر جسر اللنبي (جسر الملك حسين ): 
- عمل معرش من مورينات خشبية ٠‏ 
۷ - مخفر داميا : 
كر EH‏ معي اغا ية ا 1 يك يمك : 


تركيب زجاج » تعزيل مراحيض السجن ٠‏ 


القسم الثالث : الأشغال الطفيفة : 


-١‏ سجن مادبا : تم بناء مطبخ وحمام وعمل خزان للماء » مد ساحة السجن السماوية 
بالاسمنت ٠‏ 


٣-تم‏ عمل براكة خشبية مسقوفة بزيتكو في مركز اللاشلكي في جبل عمان ٠‏ 


القسم الرابع - الأبنية فوق العادة : 


٠ تم بناء مستودعات جديدة لدائرةالاراضي في عمان وسَلم للدائرة المختصة‎ -١ 


-١‏ مستودع جمارك المفرق : كانت هذه الشعبة ( منذ عشرة اشهر ) قد ادخرت في 
المفرق كا "سوا سنت ال بل وط ن لوف ل مستودع لدائرة 
الجمارك ٠‏ الا انه بالنظر لعدم تعيين موقع البناء من قبل الدائرة ذات الشأن لما تبين 
من احتمال نقل محطة المفرق الى قرب موقع تقاطع طريق بغداد مع الخط الحديدي 
فقد تقرر تأجيل المباشرة في بناء هذا المستودع لاشعار آخر مما دعانا لأعادة 
كميات الأسمنت المدخرة لاستعمالها في مشاريع اخرى ٠‏ 


e 


*- اعمال الجيش العربي : 
- تم بناء مشاغل لفرقة السيارات في الزرقاء ٠‏ 
- العمل جار الان في بناء كراجات جديدة في محطة عمان تتسع لخمسين سيارة 
على حساب الجيش العربي ٠‏ 
- يجري العمل الان في بناء اضافات ( مطابخ وحمامات ومراحيض ) لسجن 
السلط ويقوم بناؤا الجيش العربي بالعمل تحت اشراف هذه الدائرة كما تقدم لهم 
اللوازم الضرورية للبناء ٠‏ 


مهندس لواء البلقاء 
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القسم الأول - صيانة الطرق : 
أ- بلغ مجموع اطوال الطرق التي حفظت تحت الصيانة المستمرة خلال الربع الرابع 
من هذه السنة 5 ١‏ كيلومترا موزعة كما يلي : 


ESE n ؟‎ 


؟- طريق عمان - المقر العالي مع الفرع الممؤدي لدار دولة | >٤‏ = - 


وت سا م 


ESLE‏ رك 
N.‏ ةلا 


۱ - طريق صويلح - جرش : 
- تم اصلاح ما خربته السيول من هذه الطريق واخص القسم الواقع قرب صافوط 
وفوا واد ايحي 
۲ - طريق داميا - العارضه : 
- تم اصلاح ما خربته السيول من هذه الطريق مع انشاء ثلاث عبارات ابتداء من 
LETTE ES‏ تسر أن ييا 


ج - الطرق فوق العادة : 
Ê‏ طريق عمان - السلط - جسر اللنبي (جسر الملك حسين ): 


t٤ 


= توطفة لتزفيث. هذه الطريق وجها تالا بين السلط وخر اللنبي. (جسر الملك 
الجدران الاستنادية اللازماق ل كا راق : 


القسم الثاني - صيانة الابنية : 
تمت E TET TT hl‏ رربي التابعة للواء 
البلقاء : 
١‏ - المقر العالي : 
- اصلاحات عمومية من دهان وتركيب زجاج واصلاح مواسير وحنفيات وعمل 
س قاد کک کا کے د :1221 8ك 
فاا و و کات ا کے ےد رکآ 
كهربائية ٠‏ 
۲ - دار سمو الامير طلال : 
> ا ت يجي افد لمنع تسرب مياه الاما 111 ار 
۳ - مقر رئاسة الوزراء : 
- عمل طراشة لغرفة رئيس الوزراء مع فتح باب بين مكتب رئيس الوزراء 
ومكتب السكرتير وعمل باب خشبي له ٠‏ 


> - المجلس التشريعي : 
- اصلاح بكرة العلم ٠‏ 


6 - مدرسة تجهيز السلط : 


- دهن ابواب وحديد نوافذ » تركيب زرفيل وفواكير للنوافذ » تركيب زجاج للنوافذ 
ايضا ٠‏ 


5 - دائرة الاراضي في عمان : 


تلن 


- عمل قلفونة مع القماش لسطح الدائرة لمنع الدلف » نقل براكة خشبية من دائرة 
الانشاءات وتركيبها في دائرة الاراضي » عمل رفوف خشبية ٠‏ 
۷ - تكسير باطون خزانة حديدية ثم نقل الخزانة وتركيبها في دائرة الاراضي ٠‏ 
۸ - دائرة جمرك عمان ( المحطة ) : 
- تركيب زجاج للنوافذ ٠‏ 
٩‏ - دائرة جوازات عمان : 
- خلع واعادة تثبيت خزانة حديدية في الباطون ٠‏ 


: مخفر صويلح‎ - 1١ 
عمل مدة من قلفونة وقماش لسطح المخفر لمنع الوكف مع اصلاح ابواب ونوافذ‎ - 
٠ المخفر لمنع تسرب المياه لداخل الغرف‎ 
: اسطبل خيل شرطة عمان‎ - ١ 
تركيب قدد لحلوق نوافذ الاسطبل مع تصليح‎ ٠ تركيب بلور مع المعجونة‎ - 
٠ الارضية‎ 
: دار حكومة السلط‎ - ۲ 
٠ تم تعزيل المرحاض‎ - 
: مخفر الجيزة‎ - ۳ 
تم اصلاح مستوى سطح المخفر وعمل مدة من اسفلت ورمل له ثم عمل طراشة‎ - 
٠ للمخفر‎ 
: دائرة النافعة في عمان‎ - 14 
٠ بناء بوابة حديقة الدائرة لحفظ اللوازم الموجودة فيها‎ - 


: دار حكومة مادبا‎ - ٠ 


۲٦ 


- عمل مدة من قلفونة مع القماش للسطح ٠‏ 


5 - مخفر شرطة جبل عمان : 
- اصلاح نوافذ وابواب المخفر ٠‏ 


۷ - مخفر وادي السير : 
- اصلاح ابواب ونوافذ المخفر والسطح لمنع الوكف ٠‏ 
۸ - مدرسة الصناعة : 
- جرت فيها بعض الاصلاحات لمنع دخول مياه الامطار لداخل الغرف مع ازالة 
انقاض جدار استنادي هدم بسبب الأمطار ٠‏ ( ملحوظة : تم اصلاح الابنية 
المستأجرة على حساب المؤجرين ) ٠‏ 


4 - ابنية المعسكر : 


قسم الثالث : الأبنية فوق العادة : 

١-ابنية‏ الكراجات : انجز ما يقرب من %۷١‏ من اعمال بناء كراجات لسيارات الجيش 
العربي في المعسكر والعمل مستمر ٠‏ 

1 مستودعات الذخيرة : بوشر ببناء مستودعات للذخيرة في معسكر الجيش العربي ٠‏ 

۳- ابنية المكاتب : نظمت المخططات المتعلقة بأبنية مكاتب لكراجات المعسكر وبوشر 
بعمل التحضيرات اللازمة للشروع في العمل ٠‏ 

- الحفر الامتصاصية : يجري الان بناء حفر امتصاصية في معسكر الجيش العربي ٠‏ 

5- اضافات سجن السلط : يجري العمل لاتمام الاضافات والتحسينات المقررة لسجن 
السلط > 
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ابين فيما يلي ملخص الاعمال التي قامت بها شعبة لواء البلقاء في ابنية الحكومة ومخافر 
الجيش وعلى الطرق الواقعة قان اهن اا 
القسم الأول - الطرة 


أ- بلغ مجموع اطوال الطرق التي بقيت تحت الصيانة المستمرة خلال عام ١15١‏ نحو 


۳- طريق عمان - المقر العالي مع الفرع الممؤدي لدار دولة | > = - 


3 
ا کک ع و 


الا ان طريق عمان - الزرقاء فبالنظر لقيام هيئات الجيش البريطاني بتعبيدها وتزفيتها فقد 
اوقفت ورش الصيانة التي كانت تعمل عليها منذ اوائل شهر تموز سنة ٠ ١15١‏ 


ب - الطرق المبينة فيما يلي رممت مرة واحدة خلال فصل الصيف : 


-١‏ طريق الحمر - الفحيص - ماحص 


؟- طريق عمان - وادي السير 
٣‏ طريق مادبا - ذيبان - الموجب 


€۸ 


6- کڪ د 


: تحسينات الطرق‎ ma 
: طريق صويلح - جسر الزرقاء‎ - | 
تم بناء خمس عبارات بفتحة تتراوح بين ٠٠ر١ و ٠٠ر۲ م على طريق صويلح‎ - 
جسر الزرقاء وقد نتج:من هذه الاعمال اختصار بعض المنعطفات الخطرة‎ - 
مم با تقد حول اتجاه الظريق على مسافة كيلومتر وإأحداقي الوق وادي‎ 
اسحا وات اء ايا استناد على طرفي المؤدى)الشمال نجل الزراء‎ 
مترا وبارتفاع ٥ر ٤م تقريبا وهذا الجدار كان قد بوشر ببناءه (ببنائه)‎ ٥۰ بطول‎ 
في نهال انا المالسية_.‎ 
: ؟ - طريق عمان - المحطة‎ 
٠ تم بناء جدار استنادي لهذه الطريق بالقرب من مدخل المعسكر‎ - 
: طريق العارضة - داميا‎ - ۴۳ 
تم اصلاح هذه الطريق والعمل جار الان لبناء سلسلة من العبارات في المواقع‎ - 
٠ التي عينت لها وقد تم من هذه العبارات اربع‎ 


د - الطرق فوق العادة : 
١‏ - طريق تان سرا جرا ا ق ): 
- توطئة لتزفيت هذه الطريق وجها ثالثا بين السلط وجسر اللنبي (جسر الملك 
حسين ) فقد جرى العمل في توسيع المنعطفات الضيقة من الطريق مع بناء 
الجدران الاستنادية ال ك ر انار #وقد تم تزفيت الكيلومترات من 
۱۲-۲ واعادة رصف وتزفیت الكيلومتر ١١‏ وتزفيت الكيلومترات من /ا١-‏ 
فر ؟ من هذه الطريق ايض" 


۲4۹ 


۲ - تم تعبيد وتزفيت الطريق االمؤدي لجسر اللنبي (جسر الملك حسين ) ٠‏ 


۴ 


طرق جمرك عمان : 

- تم بناء جدار استتادي للطلوق المؤديلة ال#امستودعات جمرك محطة عمان كما 
تم تعبيد وتزفيت هذه الطرق مع مد ارضية بعض ساحات الجمرك بالاسمنت ٠‏ 

- بوشر باصلاح بعض ما خربته السيول من جميع الطرق التي ذكرت أنفا 
والعمل مستمر ٠‏ 


القسم الثاني - صيانة الابنية ٠‏ 
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۴ 


المقر العالي : 

- بناء جدار من لبن باطون فوق السطح . تركيب غالات جديدة » تركيب زجاج » 
تركيب جرارات وشناكل » تهوئة ( تهويه) ابواب ونوافذ واباجورات » تنظيف 
والقماش لمنع الدلف »> تركيب حنفيات » اصلاحات عمومية في الاجهزة 
الصحية » دهن ابواب ونوافذ » عمل طراشة جديدة » تركيب شريط مناخلي › 
اصلاحات في موتور الماء والكهرباء . 


دار سمو الامير طلال : 

- تركيب بابين واحدى عشر نافذة من شريط مناخلي ٠‏ تصليح السطح بالقلفونة 
والشاشا _تسكير از اجوةي ب اء به لقا الحتليدا ين (تهزاية ) 
ابواب ونوافد ٠‏ 

مقر رئاسة الوزراء : 

- طراشة غرفة رئيس الوزراء » فتح باب بين غرفة رئيس الوزراء وغرفة 


السكرتير مع عملٌ#درأفتاً خشبية لعا 


المجلس التشريعي : 
- اصلاح بكرة العلم ٠‏ 


ه - مدرسة الصناعة : 
- تركيب رشاشات دوش ۰ تصليح وتركيب حنفيات ۰ تركيب باب لمدخل 


الاحراش » تنظيف جورة المراحيض ٠»‏ حفر جورة تفتيش جديدة » ازالة انقاض 
جدار هدمتها السيول ٠‏ 


= مخف درك 
- تركيب زجاج وغالات » تركيب طربوش تهوئة (تهويه ) للمرحاض ٠‏ 


۷ - مخفر الموقر : 
- مد ارضية من باطون ٠‏ قصارة وطراشة لمكتب اللاسلكي ٠‏ تركيب خمسة 
غالات ٠‏ 


۸ امسلشف لاناك سابقا في ككاكان|: 
- عمل قصارة جديدة من اسمنت للجدران » مد ارضية الغرف بالباطون » طراشة 
عمومية » ترميمات زجاجية » تركيب شرشاوات جديدة للنوافذ ثم تسليم البناء 
للجمعية الخيرية ٠‏ 


4 - دائرة الاراضي في عمان : 
دهن حدران الى حت الغونية لمارا حاص _لمنة_الرطردة قشنت ماركا 
نقل براكيه خشبية من دائرة الانشاءات وتركيبها في دائرة الاراضي » عمل 
رفوف خشبية » تصليح السقف بالقلفونة والقماش لمنع الدلف » تثبيت خزانة 
حديدية من الباطون ٠‏ 
٠‏ - مدرسة تجهيز عمان : 
- تركيب قرميد للسقف بدلا من القرميد المكسور ٠‏ 


: مدرسة تجهيز السلط‎ - ١ 


اباجورات » تهوئة (تهوية) ابواب » تصليح غالات › تركيب شناكل وفواكير » 
تم بناء مطلع الدرج بعلو مترين ثم صب سففه بالاسمنت وعمل باب ونوافذ له » 
دهن ابواب وحديد نوافذ » تركيب زجاج ٠‏ 


۲ - دار حكومة السلط : 
- تصليح السقف » تعزيل جورة المرحاض ٠‏ 


: سجن السلط‎ - ١ 
طراشة عمومية » تركيب شريط مناخلي للنوافذ » ترميمات زجاجية » تركيب‎ - 


: مخفر داميا‎ - ٤ 
تی باب الها بلجت كلي | تاس وجا السطايع الامقف ناته‎ - 
ل اكول المخثر © طراسة حمومية  یکی سط کا ا‎ 
عمل ظط كضية لثلاثة براميل ماء > تيه افيس الس اسا ا‎ 
٠ استنادي عند المخفر‎ 


: مخفر الجيزة‎ - ١٠5 
چ تركيب درف زجاجية » تصليح مستوى سطح المخفر وعمل مدة من اسفلت‎ 
1 کل ا ا ية ا‎ 


15 - مخفر الازرق : 
- ترميمات زجاجية ٠‏ 


۷ - مخفر تاعور : 


- دهن الواجهة الغربية بمحلول خاص لمنع الرطوبة . تركيب اباجورات في 


۸ - مخفر سحاب : 


. 


- تركيب اباجورات في الطابقين الاول والثاني من البناء 


: مكتب برق وبريد المحطة‎ - ٩۹ 
٠ بناء جدار استنادي لساحة المكتب‎ - 


: جمرك المحطة‎ - ٠ 
طم ارضية خلف الجمرك » مد ارضية من باطون بين مكتب الجمرك ومستودع‎ - 
الاحتفاظ ملم .لك ارچ تدز يل ا ر ا عار رک يجام‎ 
للنو افد أ‎ 
: دار حكومة ماديا‎ - ١ 
» ترميمات زجاجية » ترقيع قصارة » طراشة » تركيب طربوش تهوئه ( تهوية)‎ - 
٠ عمل مدة من قلفونة مع القماش للسطح‎ 
: معسكر الجيش العربي‎ - ١ 
٠ طراشة عمومية بيضاء وملونة » تركيب زجاج للنوافذ‎ - 
: مخفر ذيبان‎ - ۳ 
٠ طراشة ودهان عموميان‎ - 
: دائرة الصحة‎ - 4 
: خلع بلاط وتركيب باك جدية ني ا سيط عمل اصلاحات صحية اخرى‎ - 


: العيادة الطبية‎ - ٠ 
٠ عمل وتركيب ابواب حديدية مع عمل درابزين‎ - 
: مخفر جسر اللنبي‎ - 5 
عمل معرش منیا ای کی‎ - 
: دائرة جوازات عمان‎ - ۷ 
٠ خلع واعادة تثبيت خزانة حديدية في الباطون‎ - 
: مخفر صويلح‎ - ۸ 
٠ عمل مدة من قلفونة وقماش لسطح المخفر لمنع الدلف › اصلاح ابواب ونوافذ‎ - 
: اسطبل خيل شرطة عمان‎ - ۹ 
ترب ف لحلوق| أنواف الاب ا‎ ١ ركبا زياع مع| المإتجوتة‎ - 


: مخفر شرط جيل همان‎ |٠ 
٠ اصلاح نوافذ وابواب المخفر‎ - 


: مخفر وادي السير‎ - "١ 
٠ اصلاح الابواب والنوافذ والسطح لمنع الدلف وسيلان الماء‎ - 


القسم الثالث - الاشغال الطفيفة : 


: قيادة الجيش العربي‎ - ١ 
قصارة جدران مكتب نظام الاجانب مع تركيب واجهة خشبية لمدخل دائرة‎ - 
» الجواز انك‎ 


1 
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معسكر الجيش العربي : 
- بناء غرفة لاستعمالها مدرسة للمعسكر مجهزة بباب » بناء غرفة اضافية لمكتب 
مراقب المستودع : 
۳ - دائرة الاراضي في عمان : 
- تركيب طاولات مع رفوف ٠‏ 
؛ - محكمة بداية عمان : 
- فك قوس خشبي وعمل اربع دكات مع طاولات محاماه ٠‏ 
ه - مكتب االلاسلكي في عمان : 
- تم عمل براكيه خشبية مسقوفة بزينكو » تمديد مواسير ماء للبرج مع تركيب 
1 
5 ۽ إاسطبل درك السلط“ 
- قصارة الاسطبل ٠‏ تركيب نوافذ خشبية لسبع نوافذ ٠‏ 


۷ - سجن ماديا : 
- تم بناء مطبخ وحمام مع عمل خزان للماء » مد ساحة السجن السماوية 


٠ بالاسمنت‎ 


القسم الرابع - الابنية فوق العادة : 


: مخفر وادي السير‎ - ١ 
٠ تم بناء مخفر في وادي السير وسلم للجيش العربي‎ - 


؟ - مستودعات دائرة الاراضي : 


- تم بناء مستودعات لدائرة الاراضي وسلمت للدائرة ٠‏ 


العيادة الطبية في عمان : 

- تم انشاء جدران استنادية ما اقيض التحسينات وبناء سور لضلع حديقة 
العيادة الجنوبي مع تركيب حواجز حديدية للمدخل الرئيسي كما تم بناء اربعة 
اعمدة حجرية ودهن هلال احمر فوق السطح ٠‏ 


مخفر جسر اللنبي (جسر الملك حسين ) : 
- م i‏ ال اتش مك ا ورل ختصة ۰ 


مخفر ناعور : 
- تم بناء مرحاض لمخفر ناعور ٠‏ 


مخفر سحاب : 
- تم بناء مرحاض لمخفر سحاب ٠‏ 


مخافر البادية : 
- تم انشاء مستودع للبنزين في كل من الاجفور والجفر والازرق ٠‏ 


ابنية المعسكر : 

- تم تحويل كراجات المعسكر القديمة الى مشاغل ٠‏ 

- تم عمل مغارة في المعسكر لحفظ البنزين ٠‏ 

- تم بناء كراجات لمعسكر الجيش العربي تتسع لعشرين سيارة والعمل جار لبناء 
جديدة تتسع لخمسين سيارة اخرى وقد انجز من العمل ما يقدر ب ٠ %0۷١‏ 

- بوشر في بناء مستودعات للذخيرة في معسكر الجيش العربي ٠‏ 

- يجري العمل الان في بناء حفر امتصاصية في المعسكر ٠‏ 

- بوشر في بناء مشاغل للبندقية في المعسكر ٠‏ 

- نظمت المخططات المتعلقة بأبنية مكاتب لكراجات المعسكر ٠‏ 


5 انجز بناء كراجات تتسع لعشرين سيارة مع بناء مشاغل للكراجات في الازرق ٠‏ 
٠‏ - سجن السلط : 
- يجري العمل في بناء امالك ا ع ##حماماث ومراحيض ) لسجن الط 


وقد انجز من العمل “ينب ي 900 . 


مهندس لواء البلقاء 


التقرير الربع السنوي الأول لعام ١9147‏ 
- لواء البلقاء - 


ابين فيما يلي ملخص الأعمال التي قامت بها شعبة لواء البلقاء خلال الثلاثة اشهر المنتهية 
كر ررب ىن 


القسم الاول - الطرق : 

أ- حفظت الطرق المبينة تاليا خلال النصف الاول من الربع السنوي المنصرم من هذه 
السنة اذ قد اوقفت جميع اعمال صيانة الطرق في جميع الالوية اعتبارا من منتصف 
شهر شباطاستة ١947‏ ,لأسباب ادارية رأت المصلحة اتخاذها : 


"- طريق عمان - المقر العالي مع الفرع المؤدى لدار دولة المعتمد 
البريطاني 
-٤‏ طريق عمان - صويلح - جسر الزرقاء 


وقد كانت الامطار والسيول التي تدفقت خلال الشتاء الماضي سببا في احداث تخريبات 
شديدة طرأت على بعض المعابر والطرق كما ان كثير (كثيراً) من الجدران الاستنادية 
جرفت وقد قامت هذه الشعبة في نطاق المخصصات المتوفرة بتدعيم الجسور وباصلاح 
قسم من الجدران الاستنادية ومن المنتظر ان تستأنف اعمال الاصلاح في بداية هذه السنة 
المالية وسيساهم الجيش البريطاني في قسم من النفقات ٠‏ وبناء على تواص قدمت من هذه 
الدائرة رأى الجيش البريطاني ان يساهم في اعمال ترميم طريق اليادودة - معان وقد بوشر 
بتحضير الاحجار اللازمة لرصف الأماكن الطينية التي تحول دون تأمين السير في أيام 
العطن ٠:‏ 


ب - الطر ق فوق العادة : 
5- طريق السلط - جسر اللنبي ( جسر الملك حسين ) : 


- يجري العمل الان في بناء. بعض الجدران الاستنادية وتوسيع بعض المنعطفات 
الضيقة توطئة لتزفيت هذه الطريق وجها ثالثا وقد يباشر في هذا العمل خلال 
الربع الثاني من هذه السنة اذ اننا بانتظار ورود كميات الاسفلت اللازمة ٠‏ 


القسم الثاني - صيانة الابنية : 


أ- 
39 


جرت الاصلاحات التالية في ابنية الحكومة الكائنة في لواء البلقاء : 

المقر العالي : 

- اصلاحات عمومية من تركيب زجاج واصلاح مواسير وحنفيات ماء واصلاح 
وتركيب سكاكر وعمل مدة من قلفونة لمنع الدلف وما شابه ذلك ٠‏ 


- اصلاحات متنوعة كالمار ذكرها في المادة الاولى ٠‏ 


الديوان الاميري : 

- اک ار ية بتر غ انها ٠‏ 

دائرة الاثار : 

کر کے ا ا فة | غا | لت ل العي» 
مخفر الموقر : 

- تطيين سطح المخفر بتراب وتبن ٠‏ تركيب الواح زجاج للنوافذ ٠‏ 

دار حكومة السلط : 

- عمل مدة من قلفونة مع القماش للسطح لمنع الدلف ٠‏ 


۷ - دائرة الاراضي في عمان : 
ك عمل مدة من قلفونة مع عمل دهان زيت نفط للسطح ٠‏ عمل رفوف خشبية ذات 
قواطع ٠‏ 
۸ - مخفر صويلح : 
- عمل مدة من قلفونة وزيت نفط للسطح ٠‏ 
8 مخفر سحاب : 
- تركيب زجاج مع المعجونة للنوافذ ٠‏ 
٠‏ - قيادة درك عمان : 
- كشف سقف الجورة الامتصاصية وتعزيلها ثم ابدال سقفها مع سقف المجاري ١‏ 
١‏ - مخفر ام القطين : 
- تركيب زجاج للنوافذ ٠‏ 
۲ - بناء موتور المقر : 
- عمل مدة من قلفونة للسطح ٠‏ 
۴۳ - كراجات المقر : 
- دحل الاسطحة لمنع الدلف ٠‏ 
14 - مدرسة تجهيز السلط : 
- تركيب مزاريب للسطح ٠‏ 
٠١‏ - ابنية المعسكر : 
- تركيب الواح زجاج لنوافذ مكاتب وثكنات ومستودعات المعسكر ٠‏ 
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5 - كراج قيادة الشرطة : 
- اصلاح الباب الخارجي ٠‏ 
۷ - العيادة الطبية في الازرق : 


- تم صنع منجور ( ابواب ونوافذ ) من خشب قطراني وخشب ابيض للعيادة 
الطبية في الازرق ٠‏ 


ب - الابنية فوق العادة وأعمال الامانات : 


و ا و کے عفان ر وک غ ا ا ا ام الفستشفى 
العيني في عمان وتم تركيب شبكة مواسير وحنفيات في الحديقة ٠‏ 


ااا لجا إا ف وار : ون دكن کک 228 کک 
بقرب مستودع الفن في المعسكر وقد كان التفكير متجها الى بناء حفرة اخرى خلف 
عم اع ا ARO‏ ل OOF‏ 
الغرب يظن انها تغذى طبقة المياه الموجودة في الوادي ٠‏ وقد صرف النظر عن 
امال هق الك كة ان اضفر تل ىريت طق المياه الب 12 


۳- اضافات سجن السلط : يجري العمل في بناء منافع لسجن السلط ويقوم به بناؤوا 
الجيش وتقدم الدائرة كميات اللوازم وقد انجز منه نحو ٠ %۹١0‏ 


٤-بتاء‏ مكاتب«الكراجات : العمل مستمرارفي بنا مكاتت؟اللكراجات في المعسكر وقد 
انجز من المشروع نحو %١‏ وتقوم الدائرة بهذا المشروع على حساب الجيش 


٥-يسير‏ العمل ايضا في مشاريع اخرى تقوم بها هذه الشعبة على حساب الجيش 
العربي منها : 
أ- تم عمل تعديلات في مستودع المدافع ٠‏ 
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ب - تم عمل تعديلات في مستودع الفن ٠‏ 

ج - تم بناء مستودع للذخيرة في الازرق ٠‏ 

د - تم بناء ثلاثة مستودعات للذخيرة في المعسكر الا انه لوحظ اخيرا تسرب 
المياه الى داخلها بسبب ارتفاع طبقة المياه في الشتاء وستتخذ الترتيبات 
المناسبة لاصلاح ذلك ٠‏ 

ه - يجري العمل الان في بناء مشاغل للمدافع في المعسكر وقد انجز من العمل 

٠. A: 

و - يجري العمل في بناء غرفة لموزع المحروقات وقد انجز منه ٠ %۲١‏ 

ز - يجري العمل في بناء مستودع للبراميل وقد انجز منه ٠ %٠١‏ 

ح - يجري العمل في بناء سجن للنساء وقد انجز منه نحو ٠ %٠١‏ 


ك-قامت هذه الشعبة ايضا على حساب دائرة الصحة ببناء قناة من الاسمنت في موقع 


داميا يقدر طولها بنحو من )٥۰۰(‏ متر ٠‏ 


مهندس لواء البلقاء 


1۲ 


التقرير الربع السنوي الثاني لعام ١5545‏ 
- لواء البلقاء - 


أبين فيما يلي ملخص الاعمال التي قامت بها شعبة لواء البلقاء وشعبة رئاسة الفن خلال 
الثلاثة اشهر ١‏ 5 لمنتهية ب O‏ ۰ 


القسم الأول - الطرق - اعمال الصيانة : 
أ - تمت اعمال الصيانة في كل من الطرق التالية : 
١-طريق‏ عمان - ناعور ٠‏ 
؟-طريق عمان - وادي السير ٠‏ 
"'- طريق عمان - مادبا - حمامات ماعين ٠‏ 
4 - طريق عمان - صويلح - الحمر - ماحص - الفحيص ٠‏ 
5 - طريق عمان - صويلح - وادي السليحي ٠‏ 
1-طريق عمان - المحطة - المقر العالي - دار دولة المعتمد البريطاني ٠‏ 
يجري العمل حاليا في صيانة طريق وادي السير - ماحص وطريق العارضه - 
دامبا ٠‏ 


١-تم‏ انشاء القسم#الاكبر من اعمال الجدران الاستنادية مما تقر اصلاحه من تخريبات 
السيوال ف اليقطفا الأرالى من/اظريق 7التقلط ا" كس اللنبى #إجااتي الك حسين ) 
الواقعة ب ا السك ا س 

-تم تحضير كميات - من الدبش والرمل اللازمة للقيام بمثل الاعمال المذكورة في 
)١(‏ للمنطقة الثانية الواقعة بين كيلومتر 5١-44‏ من الطريق نفسه ٠‏ 
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"- يجري العمل في تزفيت طريق السلط - جسر اللنبي ( جسر الملك حسين ) وجها 
ثالثا وقد تم من العمل حتى الان ما يقرب من سبعة كيلومترات ٠‏ 
٤-طريق‏ عمان - اليادودة - معان : 
= يجري العمل الان باصلاح طريق عمان - اليادودة - معان وقد اصلح قسم من 
الطريق يعادل طوله ٠٠‏ كيلومتر ٠‏ 
٥-تم‏ تخطيط قسم من طريق وادي السير ٠‏ الشونة ٠‏ 
5- تمت الدراسات الفنية اللازمة لتوسيع المنعطفات والمناطق الخطرة من طريق عمان 
- السلط - جسر اللنبي ( جسر الملك حسين ) وعمان - المحطة ٠‏ 
القسم الثاني - الاينئية: 
أ- أعمال الصيانة : تمت الأعمال التالية في أبنية الحكومة التابعة للواء البلقاء ٠‏ 
١‏ - ابنية المعسكر : 
- طراشة ٠‏ وقصارة عدد من مكاتب معسكر الجيش العربي واصلاحات في 
مستودع الالبسة ٠‏ اصلاح حديد نوافذ في السجن ٠‏ 


۲ - المقر العالي : 
_ هان الي ٠١‏ ملاح مولس تاك وماك صحية م ع ٠‏ را 
زجاج ٠‏ تركيب شريط مناخلي للمطبخ ٠‏ عمل شرشاوات مناخلي ٠‏ طراشة 
واو ا اکان ای اي 
۳ - العيادة الطبية : 
- تركيب سكك حديدية لتثبيت مواسير الماء ٠‏ تصليح عوامه ٠‏ 


: المحافظة‎ - >٤ 


e eee 
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ه - دائرة الانشاءات القديمة : 

- تركيب بللور ٠‏ تصليح ابواب وزرافيل ابواب ونوافذ ٠‏ تصليح ارضيات ٠‏ 
؟ - دار سمو الامير طلال : 

- طراشة ملونة ٠‏ بناء طوب وتراب ناري للفرن ٠‏ اصلاح حنفيات ٠‏ 
۷ - دائرة العدلية : 

- تصليح زرافيل ابواب مداخل العدلية مع عمل اربعة مفاتيح ٠‏ 
۸ - دائرة المالية : 

- اصلاح المبولة ٠‏ 
٩‏ + دائرة الشراعية : 

- خلع وتثبيت صندوق حديدي بالخراسانه ٠‏ 
٠‏ - مخفر جسر اللنبي ( جسر الملك حسين ): 


- عمل ست طاقات شريط مناخلي ٠‏ 


: مخفر داميا‎ - ١١ 
٠ طراشة عمومية للمخفر‎ - 


القسم الثالث - الأشغال الطفيفة : 


: العيادة الطبية‎ - ١ 
. تم عمل د كر 8 ا( #العيني في عمان‎ - 


؟ - دائرة الاراضي : 
- انجز عمل سلم للدائر ةا 
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۳ - ابنية المعسكر : 
- انجز عمل حوش لقطع اللوازم غير الصالحة لمستودع الفن ٠‏ 


> - ابنية المعسكر : 


القسم الرابع - الابنية فوق العادة : 

١-كراجات‏ المعسكر : تم بناء كراجات جديدة لسيارات الجيش في المعسكر ٠‏ 

١-مكاتب‏ الكراجات : يجري العمل في بناء مكاتب لكراجات المعسكر وقد انجز من 
العمل نحو %۸١‏ 

٣-سجن‏ النساء : يجري العمل في بناء سجن النساء بموقع عين غزال وقد تم من 
العمل نحو 9/0/5 ٠‏ 

5 - مستودع الرشاش : تم بناء مستودع للرشاشات في المعسكر ٠‏ 

ه- الحفر الامتصاصية : كانت الاعمال قد تأجلت بسبب ارتفاع طبقة المياه في فصل 
الشتاء وينتظر ان يستأنف العمل خلال الربع القادم ٠‏ 

1 مستودع بريد المحطة : تم اقامة جدار من لبن اسمنت حول قطعة الارض المتخذة 
مستردعا-لدائوة التق رالبريد في المحظة>تع>تسوية-الاتهح>-( والنفقاة على 
حساب دائرة البرق والبريد ) ٠‏ 

اعمال شعبه الفن : 
١‏ - دائرة البرق والبريد الجديدة : 


تم بناء جدران الطابق الارضي من بناء دائرة البرق والبريد ويقدر العمل المنجز 


بەh‰‏ ۰ 
۲ - تم تنظيم اربعة مخططاتا ت الكشبييق التقديراقة ‏ الوط الفنية اللازمة لها ٠‏ 


رئيس شعبة الفن / مهندس لواء البلقاء 


۳ 


التقرير الربع السنوي الثالث لعام ؟ ١54‏ / لواء البلقاء 


ابين فيما يلي ملخص الاعمال التي قامت بها شعبتي لواء البلقاء ورئاسة الفن خلال الربع 
الثالث من السنة ۱۹٤٩‏ : 

القسم الأول -الطرق - اعمال الصيانة : 

حفظت الطرق المج 1255770 OA‏ نير المنتهية ب ٠١‏ 
ايلول سنة ١5537‏ : 

أ- طريق صويلح - جرش ٠‏ 

يبا ,ظزايق طؤيلج:-“الحمر ٠‏ 

ج - وادي السير - ماحص ٠‏ 


الطرق فوق العادة : 
أ - طريق السلط - جسر اللنبي (جسر الملك حسين ) : 
١-تم‏ انشاء جميع اعمال الجدران الاستنادية على طريق ال اظ جس اللنبج 
(جسر المللك حسين )او ما يعادل من مجموع اعمال بناء الجدران 
الاستنادية المنجزة والتي تمتد على طول ٠٠0١‏ مترا من هذه الطريق ٠‏ 
تم توسيع ورصف وتزفيت ما يعادل ٠٠١‏ مترا مربعا في منعطفات طريق 
٣‏ تم تافيتطزيق النتلظ ج جسن اللنبي (جسير الملك حسين) ولجِهاوثالثا وقد 
انجز من هذا المشروع خلال هذا الربع نحو ۲١‏ كيلومترا ٠‏ 
ب - تم اصلاح طريق صويلح - جرش في موقع وادي السليحي ٠‏ 
د - يجري العمل في ترميم طريق عمان - معان وقد انجز فتح ما يعادل ۲۲ كيلومترا 
وتخطيط 3١‏ كيلومترا تقريبا في المنطقة الواقعة بين الجيزة والقطرانة ٠‏ 
ه - تم تحضير ما يعادل ٠٠٠‏ م” من الدبش لرصف الاقسام الطينية من طريق عمان 
- معان ٠‏ 
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القسم الثاني - الابنية : 


أ- 


ك 


تمت الاعمال المبينة تاليا في المقزّ العالي ودور الحكومة ومراكز الجيش العربي 

في لواء البلقاء وهي: 

المقر العالي : 

- تركيب زجاج مع تركيب شرشاوات ٠‏ اصلاح مواسير مياه متنوعة مع اصلاح 
وتركيب حنفيات ٠‏ عمل قصارة لمكتب سمو الامير المعظم ٠‏ اصلاح حمام 
سمو الامير المعظم في القصر الصغير ٠‏ تعزيل مراحيض ٠‏ تركيب سكاكر 
خزائن في صالون المقر الكبير ٠‏ فك وتركيب شريط مناخلي لمطبخ القصر 
الاي 

كراجات المقر العالي : 

- إعمل جورة امتا الک اجات الد تھے ,تقافر ر ةمال الکر جاتر مکار 
الحرس الاميري ٠‏ 


مخفر الحرس الاميري : 

- إعمل فصا ة زر اشة للمخفر ٠‏ بتاع مدماا اسف الط .س ا 
ريائا! لور ر قك ااه 

قلعة الازرق : 

- تم فتح بابين لبرجي قلعة الازرق ٠‏ 

مستودعات الجيش العربي : 


الله ابي قورة في عمان وقد انجز من العمل ما يقدر ب %4 ه 


مستودعات البنزين في الازرق : 
- فتح مواسير تهوئة (تهويه) لمستودعات البنزين في الأزرق مع عمل ملاقط 
واغطية للمواسير ٠‏ 
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۷ - تجري اعمال الصيانة الان في كل من دار الحكومة والمدرسة الثانوية والسجن 
ومركز الفرسان في السلط وقد انجز من العمل حتى الان ما يقارب الثلثين ٠‏ 
۸ - المجلس التشريعي : 
- عمل طراشة ودهان زياتي وترميمات مختلفة للمجلس التشريعي ٠‏ 
٩‏ - مدرسة الصنائع : 
- عمل طراشة مع دهان ٠‏ 
٠‏ - مخفر الموقر : 
- عمل طراشة مع دهان ٠‏ 
١‏ - مستودع جمرك المحطة : 
- عمل طراشة مع دهان ٠‏ 


قسم الثالث : الابنية فوق العادة : 
١-انجز‏ بناء مكاتب كراجات الجيش العربي في المعسكر ٠‏ 

؟- انجز بناء سجن للنساء في المعسكر ٠‏ 

- انجز من بناء حفر امتصاصية في المعسكر ما يقدر ب 9075 ٠‏ 

“يجري العمل في بناء جدار استنادي لحفظ المعسكر من السيول وقد تم من العمل ما 
يقرب من ۳۰ 


شعبة رئاسة الفن 


۳1۹ 


القسم الأول - الابنية فوق العادة: 


-١‏ تم من بناء هيكل دائرة البرق والبريد في عمان ما يعادل %۷٠‏ وقد بوشر في هذا 
المشروع منذ اوائل السنة#الحاضرة : 


القسم الثان., - الدراسات الفنبة و التقارير الأولية : 


قامت هذه الشعبة بعدة دراسات فنية وتنظيم تقارير اولية لمشاريع عمرانية متعددة 
( للطرق والأبنية) ورفعت للسلطات المختصة ولا يزال تنفيذها قيد النظر ٠‏ 

١-انجزت‏ المخططات والشروط الفنية لأعمال انشاء مستودعات للجيش العربي على 
طريق |الساك ‏ 

؟-قامت هذه الشعبة بتحضير بضعة مناقصات لأعمال تجري في انحاء البلاد ٠‏ 

"- جرى دراسة قوة تحمل جسور وعبارات طريقي عمان - جسر اللنبي (جسر الملك 


حسين ) ومعاذ - جسر الشيخ حسين ٠‏ 


رئيس شعبة الفن مهندس لواء البلقاء 


V۰ 


الأعمال التي تمت خلال ثلاثة اشهر ابتداء من 
١‏ تموز ١547‏ الى نهاية "٠‏ ايلول ٠١۹٤١‏ 


: الكراجات‎ - ١ 
تم صب بطون السقف وعمار المداميك فوق السطح وتزفيته والكحلة والقصارة‎ - 
وطراشة وتركيب درف النوافذ والابواب والدهان وتركيب الكهرباء وعمل درج‎ 
من باطون مع درابزين من مواسير وتسكير الفتحة فوق الدرج من خشب‎ 
وتعمير لبن شمنتو (اسمنت)حول ابواب الحديد المشبكة في الكراج‎ ٠ وزينكو‎ 
وتصليح الابواب وصب باطون امام الابواب للكراج وتعزيل قسم من الانقاض‎ 

اا مكافك ا كعم 


۲ - مخزن الزيوت : 
- قد تم عمار باقي الجدران وتركيب السقف ومن خشب وزينكو وعمل وتركيب 
خمسة (خمس) نوافذ من خشب وشريط ٠‏ 
۳ - مخزن الدملجانات : 
- قد تم عمار جدران وصب بطون السقف والارضية وتركيب درج حديد وسيبه 
للبكرة من مواسير ⁄ ١‏ 
>٤‏ - سجن النساء : 
- قد تم صب بطون (باطون) السقف وعمار مدماكين فوق سطح السجن ٠‏ 
والكحلة وصب بطون الارضيات والقصارة وطراشة وتركيب الابواب والنوافذ 
والدهان ٠‏ وعمل دورتين تفتيشيتين ومد مواسير من بطون (باطون) وحفر 


وعمار جورة امتصاصية وصب بطون (باطون) سقفها وتركيب ماسورة 


تهوية. 


۳۷۱ 


ه - مخازن الذخيرة امام سجن النساء : 
- تم طم ارضيات ثلاثة مخازن وصب بطون (باطون) للارضيات وصب زفت 
بين البطون (الباطون) وعمل زنار من شمنتو (اسمنت ) دائر الغرف ٠‏ 
وتركيب ابواب ودهانها ٠‏ وتركيب مواسير هوايات ٠‏ 
5 - تصليح مكتب النافعة في المعسكر : 
- فتحت نافذة وشباك وباب وقصارتها وطراشة وتركيب ابواب ودرف لنافذة ٠‏ 
/ا - الصيانة : 
تم ا اي قيار 5 وقش اران ال رطا اه جميعة لياف و إلسجون 
وتركيب قسم من شريط مناخلي وتصليح ودهن نوافذ وابواب ٠‏ وتركيب قسم 
الور e A CE‏ ومو« فر من E ner E‏ 
ثكنات الجيش ٠ 9705٠‏ 
۸ - قاعدة خزاين المياه : 
- قد تم حفر وصب بطون (باطون) القاعدة المذكورة ٠‏ 
٩‏ - ف تم ٠١‏ بالمايه (بالمائة) من عمار الحائط الاستنادي على السيل ٠‏ 


: تعزيل الجورة الامتصاصية‎ - ٠ 


: عمار جورة امتصاصية‎ - ١ 
بالمايه (بالمائة)‎ ٥١ وقد عمر‎ ٠ قد تم تعزيل اتربة والماء التي داخل الجورة‎ - 
من الحائط الاستنادي‎ 


المراقب 


فون 


تقرير ربع سنوي 
خلاصة الاعمال التي تمت في الثلاثة اشهر المنتهية ٠۹٤٩/۹/۳۰‏ 


أ - اعمال الصيانة : 
- صويلح - الحمر ٠‏ 
- صويلح جر ا( سيا يليد ا 
- واديى ار اك اکور 
- السلط - العارضة - داميه ( بناء عبارات وجدران استنادية ) ٠‏ 


ب -_الطرق فوق العادة : 
١‏ - طريق السلط - جسر اللنبي ( جسر الملك حسين ) : 
- تم انشاء جميع اعمال الجدران الاستنادية على طريق السلط - جسر اللنبي (جسر 
الملك حسين ) في المنطقة الاولى بين كيلومتر ۲۲-۲۹ ٠‏ كذلك تم انشاء قسم من 
الجدران الاستنادية على الطريق بين كيلومتر 5١-55‏ او ما يعادل 55٠‏ م" بناء 
اوما يعادل %٤١‏ من قيمة الاعمال في تلك المنطقة ٠‏ 


5 


۲ - تم توسيع ورصف وتزفيت ما يعادل ٠٠١‏ م۲ في كوربات (منعطفات) طريق 

٣‏ - تم تزفيت طريق السلط - جسر اللنبي (جسر الملك حسين ) وجها ثالثا ( او ما 
يعادل 5 ١كلم‏ خلال الثلاثة اشهر الاخيرة ) 

5 - تم فتح ۲۲ كلم وتخطيط 3١‏ كلم من طريق الجيزة - القطرانة ٠‏ 

5 - تم تحضير ما يعادل ٠٠١‏ م" دبش على جانب عمان - معان للرصفات ٠‏ 


يفون 


مهندس لواء البلقاء 
الموضوع : التقارير ٠‏ 
الاشارة : كتابكم رقم ٩٥۰۹/۷/۷‏ تاريخ ٠ ۱۹٤٩/۱۰/۷‏ 
أبين فيما يلي الاعمال التي تمت من قبلي خلال المدة المذكورة في كتابكم المشار اليه في 
اعلاه : 
١-تدقيق‏ جميع كشوفة اعمال الصيانة المطلوب اجرائها (اجراؤها) في دور الحكومة 
في لواء البلقاء وتنظيم صور العطاءات اللازمة لها تمهيدا لطرح مناقصاتها ٠‏ وقد 
بوشر فعلا في اعمال الصيانة في دار الحكومة والمدرسة التجهيزية والسجن 
والمركز في السلط ٠‏ 


١--تدقيق‏ وحساب اقيسة بناء هيكل دائرة البرق والبريد الجديدة ومن ثم أخذ اقيسة هيكل 
الطابق الارضي وحسابه ٠‏ 

5 1255 ادص جرد | حص حي يد 3 ege‏ 
المطلوب اجراؤها فيه ٠‏ 


؛ - الكشف على مستودع الزراعة في الرصيفة من اجل اتمام بعض الاعمال المطلوبة. 


ه- الكشة على IF‏ الازرق وتنظيه كشة > من اجل فتح بابين للبرجين وقد روق فتح 
هذين البابين فعلا 


-١‏ أخذ اقيسة قصارة وكحلة بناء مكاتب الكراجات الجديد في معسكر الجيش العربي 


٠ اخذ اقيسة قصارة مكتب سمو الامير المعظم في المقر العالي‎ -٠ 


VE 


۸-الكشف على مستودعات الجيش العربي في عمارة ابو قوره من اجل عمل حواجز 
للمطر لها وقد بوشر بها فعلا وتمإتها #الإيقارب ال ٠ %٤١‏ 


4- الكشف على مشغلي النجارة والحدادة في مدرسة الصنائع في عمان بقصد توسيعها 


E‏ الكشف على غرفة مكتب مدير السجن المركزي في محطة عمان من اجل 
فتح باب اضافي لها وقد جرى ايضا تنظيم الكشف والمناقصة اللازمة لاتمام هذا 
العمل ٠‏ 

أ رسم وحساب شكل ومساحة قطعة الارض المستملكة من اجل انشاء 


مساود غات للجيش ]| العرا في طريق السلظاقق عمان ` 


 -۲‏ الكشف على بناء مدرسة العلوم الدينية آلكائنة في شارع السعادة في عمان 
من اجل اعطاء ورقة بامكان مباشرة التدريس فيها ٠‏ 


٤4‏ م٠‏ المهندس 


Vo 


